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ORDINANZA 4 ottobre 2004. — Proroga incarico per attività di consulenza speciali= 
stica e assistenza tecnica alla Direzione lavori per la ristrutturazione degli impianti 
tecnologici del Palazzo Pirelli, relativamente ai contratti n. 3371/98 - 3627/00 
3547/00 stipulati con Eleca S.p.A., fino a tutto il 30 settembre 2004 a favore di: Ditta 
«3 C Impianti» di Fausto Crimeni; Studio Tumminello - Molteni. (Ordinanza n=231) 
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mento incendi, smantellamenti degli impianti esistenti, spostamento della centrale 
telefonica e dei locali C.E.D. - Liquidazione 2° SAL corrispondente a lavori eseguiti 
a tutto il 15 luglio 2004. Contratto CD87/2004. (Ordinanza ti. 233).................. 
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Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù 
in data 25 febbraio 1998 rep. 3371/UR. Approvazioneperizia di variante e suppletiva 
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ORDINANZA 8 ottobre 2004. — Lavori di completamento inerenti la realizzazione 
della compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Con- 
tratto opere provvisionali n. 3953/Racc. del 13 novembre 2001. Liquidazione certifi- 
cato n. 8 per il pagamento della rata a tutto il 31 luglio 2004 per le opere provvisionali 
ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996 di cui al contratto 3627/UR del 27 luglio 
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della compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Con- 
tratto stipulato con la Società, Eleca di Cantù - n. rep. 3627/UR del 27 luglio 2000. 
Liquidazione del SAL n. 12°per lavori eseguiti a tutto il 30 luglio 2004. (Ordinanza 
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ORDINANZA 11 ottobîe”2004. — Ripristino della rete multimediale integrata fonia/ 
dati e dei servizi dd.essa connessi relativi al Palazzo Pirelli. Contratto stipulato con 
Metroweb S.p.A» Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore di 
Fastweb S.p.Axf@rdinanza n. 237)..................00 


ORDINANZANI ottobre 2004. — Liquidazione in favore della società IDESI S.r.l. 
dell’imperto di € 12.120,00 a saldo della fattura n. 64 del 2 agosto 2004 emessa a 
titolo di consulenza e assistenza per l'analisi del rischio e definizione delle scelte in 
muatéxia di sicurezza. (Ordinanza: n.233)... ara una 


ORDINANZA 11 ottobre 2004. — Liquidazione a favore della Società UniCredit Facto- 
ring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geode- 
tiche Zak S.r.l., per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 
17 settembre 2004 al 17 ottobre 2004. (Ordinanza n. 239) .............0.0 
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ORDINANZA 13 ottobre 2004. — Lavori inerenti il restauro e risanamento della coper= 
tura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, rampe 
interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva 
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ORDINANZA 15 ottobre 2004. — Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù 
per la fattura n. 401588 del 30 settembre 2004 al SAL n. 26%dì cui al 
contratto rep. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione 
dell'emersenza,. (Ordinanza 1; 241) aaa NI ao 


ORDINANZA 15 ottobre 2004. — Liquidazione del 1° e 2° acconto-iîni favore dell'arch. 
Francesco Angarano del compenso in qualità di direttore dei lavori e coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro»e recupero funzionale 
del Palazzo Pirelli. Incarico approvato con ordinanza commissariale n. 185/2004. 
(Ordinanza: 242); aerea 


ORDINANZA 18 ottobre 2004. — Interventi di riqudlificazione delle pertinenze e dei 
luoghi adiacenti al Palazzo della Regione Lombardia - Lotto «E». Validazione del 
progetto definitivo. (Ordinanza n. 243).........4\}... i 


ORDINANZA 19 ottobre 2004. — Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del 
Palazzo Pirelli affidati alla Società Eleca S.p.A. - Contratto n. Racc. CD77/04. 
Liquidazione del 6° SAL corrispondente‘a lavori eseguiti a tutto il 30 luglio 2004. 
(Ordinanza: 244) rice aaa iii 


ORDINANZA 19 ottobre 2004. =+Intervento di ristrutturazione impiantistica del 
Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù 
in data 25 febbraio 1998 - rep>3371/UR. Approvazione perizia di variante e supple- 
IVA: DI:NOTRINANZA N DAY AA Penelope 


ORDINANZA 19 ottobre 2004. — Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico 
di fornitura arredi degli spazi di alta rappresentanza alla società UNIFOR S.p.A. di 
Turate. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 246).......................... 


ORDINANZA 21 ottobre 2004. — Interventi di restauro e di recupero funzionale delle 
facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della Giunta Regionale 
Lombarda, în via F. Filzi, 22 - Milano. Liquidazione compensi professionali. 
(Odio, AI Lele 


ORDINANZA 21 ottobre 2004. — Liquidazione a favore della Ditta «3C Impianti» di 
Fausto Crimeni e dello Studio Tumminello - Molteni per incarico di assistenza tecnica 
alla Direzione lavori di ristrutturazione degli impianti idrotermosanitari del Palazzo 
della Regione Lombardia (riferimento ai contratti stipulati con la Società Eleca 
S.p.A. n. 3371/98 - n. 3627/00 - n. 3547/00). (Ordinanza n. 248) .................... 
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ORDINANZA 21 ottobre 2004. — Interventi di recupero funzionale degli spazi interni 
del Palazzo della Regione Lombardia. Progettazione definitiva relativa agli arreda= 
menti e alla segnaletica. Liquidazione delle prestazioni professionali ai progettisti» 
Acconto finale. (Ordinanza n, 249): ionica 


ORDINANZA 285 ottobre 2004. — Interventi di recupero funzionale degli spazi interni 
del Palazzo della regione Lombardia - lotti B-C. Liquidazione fatture relative a pre- 
stazioni professionali dei progettisti incaricati per progettazione esecutiva - acconto 
“male (Ordmanz® 00250): cia raise 


ORDINANZA 25 ottobre 2004. — Progettazione architettonica ‘definitiva degli inter- 
venti di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo dellaQRegione Lombardia - 
progetto stralcio controsoffitti. Liquidazione ai progettisti incaricati per prestazioni 
professionali, acconto finale. (Ordinanza n. 251)... 


ORDINANZA 25 ottobre 2004. — Liquidazione primo acconto a favore dell'avv. Mauri- 
zio Boifava, membro della commissione di collaudo‘tecnico amministrativo in corso 
d'opera e finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto 
stipulato con la Società Eleca S.p.A. (contratto ©D77/2004 lotti B-C). (Ordinanza 
NERI RISE CREA STO FOR ATEO IRR TN 


ORDINANZA 25 ottobre 2004. — Liquidazione a favore della Società UniCredit Facto- 
ring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geode- 
tiche Zak S.r.l. per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 
17 ottobre 2004 al 17 novembre 2004%(Ordinanza n. 253).............00 0 


ORDINANZA 29 ottobre 2004. —)iquidazione in favore della società New Real S.p.A. 
del canone di locazione per(il‘periodo 1° luglio 2004 - 31 dicembre 2004 e conguaglio 
per adeguamento ISTAT del canone relativo al primo semestre 2004. (Ordinanza 
SRO AE 


ORDINANZA 29 ottébre 2004. — Liquidazione a favore dell’ing. Renato Mamprin del 
saldo relativo alle prestazioni nell’ambito dell'assistenza tecnica alla direzione lavori, 
in materia di impianti di rete multimediale e cablaggio passivo. (Ordinanza n. 255) 


ORDINANZA 29 ottobre 2004. — Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società 
di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneri relativi al contratto d'ap- 
palto-di,fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale: fattura 
n. 30172 del 30 agosto 2004 (periodo di riferimento luglio 2004). (Ordinanza n. 256) 


ORDINANZA 2 novembre 2004. — Liquidazione a favore della libreria scientifica 
dott. Lucio De Biasio «AEIOU» per l'acquisto dei testi giuridici distrutti a seguito 
dell'evento del 18 aprile 2002. (Ordinanza n. 257)........... 0 
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ORDINANZA 2 novembre 2004. — Liquidazione in favore della Fondazione ENPAM.: 
di Roma degli oneri locativi relativi ai lotti «G» ed «H» del complesso immobiliare 
di via Pola/Taramelli/Rosellini/ Abbadesse - Milano, ove sono state riallocate strut 
ture della giunta regionale. Periodo dal I° ottobre 2004 al 31 dicembre 2004. (Ordi- 
DANZA 1298) ei a I e 


ORDINANZA 2 novembre 2004. — Liquidazione in favore dello Studio De Polzer S.r.l. 
di Milano del compenso relativo alla consulenza acustica effettuata sulle pareti degli 
uffici del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 259)....................... N 


ORDINANZA 2 novembre 2004. — Liquidazione in favore di©Obiettivo Lavoro - 
Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli onéri.relativi al contratto 
d'appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione -Gommissariale fattura 
n. 33737 del 17 settembre 2004 (periodo di riferimento agosto 2004). (Ordinanza 
DE 20000 lA i ig 


ORDINANZA 9 novembre 2004. — Lavori di fornitura; installazione cablaggio struttu- 
rato con gestione intelligente, climatizzazione vani tecnici e sistema di spegnimento 
incendi smantellamenti impianti esistenti, spostamento centrale telefonica e locali 
C.E.D. (contratto Eleca S.p.a. - Racc. CD87/2004). Liquidazione del 3° SAL corri- 
spondente a lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004. (Ordinanza n. 261)............. 


ORDINANZA 10 novembre 2004. — Presa d'atto dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, tra le gestioni Commissariali di cui all’Ordinanza del Mini- 
stro dell'interno n. 3171 del 28 dicembre’ 2001 e Ordinanza del Ministro dell'interno 
n. 3219 del 7 giugno 2002 sulla riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti 
al Palazzo della Regione Lombardia» lotto progettuale E. (Ordinanza n. 262) ....... 


ORDINANZA 10 novembre 2004. — Affidamento mediante trattativa privata dell’inca- 
rico di fornitura e posa in opera di arredi per le sale riunioni e aree servizio per i piani 
di rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga - Por- 
togruaro, approvazione-schema contratto. (Ordinanza n. 263) ........................ 


ORDINANZA 10 novembre 2004. — Liquidazione a favore della Società Vigilanza 
Città di Milanoper il servizio di vigilanza presso la sede regionale di via Restelli, 
4/M. Gioia, 35, invMilano. (Ordinanza n. 264)..........0.0 


ORDINANZAAMO novembre 2004. — Lavori di completamento inerenti la realizzazione 
delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Con- 
tratto «stipulato con la Società Eleca S.p.A. di Cantù in data 27 luglio 2000 - 
rep. 8627/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 265) 


ORDINANZA 11 novembre 2004. — Lavori di recupero funzionale degli spazi interni 
del Palazzo Pirelli affidata alla Società Eleca S.p.A. - contratto n. Racc. CD77/04. 
Liquidazione del 7° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004. 
(Otcinaànzan 200) nti alare ni 
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ORDINANZA 12 novembre 2004. — Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto 
Sprinkler del Palazzo della Regione Lombardia, contratto n. 3547 del 3 febbraio 
2000, stipulato con Eleca S.p.A. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2; 
(Ordinanza n 20 lib abile 


ORDINANZA 12 novembre 2004. — Liquidazione del 3° acconto in favore dell'arch. 
Francesco Angarano relativo al compenso in qualità di direttore dei lavori coordina- 
tore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupéro)funzionale 


del Palazzo Pirelli, incarico approvato con Ordinanza Commissarialèn 185/2004 e 
N; 205/2004; (Ordinanza n; 208)... pura aaa 


ORDINANZA 15 novembre 2004. — Affidamento mediante trattativa privata dell’inca- 
rico di fornitura posa in opera di segnaletica per il Palazzo Pirelli alla Società Inter- 
national Cartel Sign di Opera. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 269) 


ORDINANZA 16 novembre 2004. — Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. della fat- 
tura n. 401712 del 29 ottobre 2004 ad integrazione<della liquidazione già disposta 
con Ordinanza Commissariale n. 233/2004 riferità al 2° SAL per lavori eseguiti 
a tutto il 31 agosto 2004, nell’ambito del contratt@inserito nella Racc. CD87/2004. 
(Ordinanza: ZIO leer a ail SUL 


ORDINANZA 17 novembre 2004. — Liquidazione a favore dell’arch. Maria Gabriella 
Mongelli per mero errore materiale relativo alla liquidazione già disposta con Ordi- 
nanza Commissariale n. 178 del 29 luglio 2004. (Ordinanza n. 271).................. 


ORDINANZA 17 novembre 2004.=—Liquidazione a favore dell'avv. Maurizio Boifava 
di importo integrativo rispetto-dxquanto già disposto con Ordinanza Commissariale 
n. 252 del 25 ottobre 2004. (Ordinanza n. 272)..........00 


ORDINANZA 17 novembre-2004. — Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società 
di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneri relativi al contratto d'appalto 
di fornitura di lavorò,temporaneo per la Gestione Commissariale fattura n. 38183 del 
21 ottobre 2004 (periodo di riferimento settembre 2004). (Ordinanza n. 273) ........... 


ORDINANZA 48 novembre 2004. — Lavori inerenti il restauro e risanamento della 
copertura,piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, rampe 


interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva 
AZIONI rile ii 


ORDINANZA 18 novembre 2004. — Liquidazione del quarto acconto a favore dell'avv. 
Maurizio Boifava, dell’ing. Alberto Cantoni e dell'ing. Salvatore Mistretta in qualità 
di componenti della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera 
e finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto in suc- 
cessione stipulato con Eleca S.p.A. - rep. 3371/UR. (Ordinanza n. 275) ............. 
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ORDINANZA 18 novembre 2004. — Liquidazione a favore dell'ing. Renato Mamprin 
del compenso a valere per l'assistenza tecnica alla Direzione lavori, in materia di 
impianti di rete multimediale e cablaggio passivo - scrittura privata approvata con 
ordinanza n. 230 del 4 ottobre 2004. (Ordinanza n. 276) ....................... 


ORDINANZA 18 novembre 2004. — Liquidazione a favore della Società. Uni Credit 
Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Dittà, Strutture 
Geodetiche Zak S.r.l. - per il canone di noleggio della struttura temporaneà - periodo 
dal 17 novembre 2004 al 17 dicembre 2004. (Ordinanza n. 277) ....0/\............. 


ORDINANZA 18 novembre 2004. — Integrazione dell'incarico difòrnitura arredi degli 
spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di 
Turate. Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 278) 


ORDINANZA 22 novembre 2004. — Liquidazione a favore della Società Vigilanza 
Città di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di via Restelli, 
4/M. Gioia, 35, in Milano. (Ordinanza n. 279) ..A IS... 


ORDINANZA 22 novembre 2004. — Lavori di-ripristino funzionale impianti elevatori 
del Palazzo Pirelli. Affidamento di servizi e forhiture in opera integrative al contratto 
CD59/2003 alla Società OTIS Servizi S.r4. di Novara. Approvazione schema con- 
ratio (Ordimaniza zi: 280}. aeneon 


ORDINANZA 22 novembre 2004. —44ffidamento alla Società ISA S.p.A. della realiz- 
zazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante 
fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi «NACO» superiori 
di ventilazione. Integrazionedella fornitura contrattuale. (Ordinanza n. 281) ....... 


ORDINANZA 22 novembre 2004. — Liquidazione alla società ISA S.p.A. degli acconti 
relativi al contratto perla realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano 
del Palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di 
meccanismi «NA@O» superiori di ventilazione. (Ordinanza n. 282) .................. 


ORDINANZA 22 novembre 2004. — Liquidazione a favore della Società UniCredit 
Factoring S.pvA. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture 
Geodetiche Zak S.r.l. - per il contratto di gestione e conduzione degli impianti relativi 
alla struîtura temporanea. Trimestre di conduzione dal 17 febbraio 2004 al 17 novem- 
De ZAP A (OfdinanZa:A 283) Lirio la cara 


ORDINANZA 24 novembre 2004. — Approvazione del disciplinare da sottoscriversi con 
l'avv. Sergio De Sio relativo all'incarico di assistenza e consulenza legale per le criti- 
cità relative all'esecuzione dei contratti di appalto aventi per oggetto il ripristino fun- 
zionale degli interni del Complesso Pirelli. (Ordinanza n. 284) ....................... 
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ORDINANZA 24 novembre 2004. — Liquidazione a favore della Società Metroweb 
S.p.A. della fattura n. HC0403 del 29 ottobre 2004 per erogazione di servizi relativi 
al contratto d'appalto per il ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati della 
Giunta Regionale. Periodo settembre-ottobre 2004. (Ordinanza n. 285) .........>. 


ORDINANZA 26 novembre 2004. — Lavori di restauro e recupero funzionale degli 
spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto stipu- 
lato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77 del 24 marzo 2004. Approvazione 
perizia di variante e suppletiva n. 2. (Ordinanza n. 286) ......... 


ORDINANZA 26 novembre 2004. — Liquidazione in favore dell’AXTI. ISA S.p.A. - 
Grassi & Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni S.p.A., per spostamenti cantieristici 
del Complesso Pirelli, riferiti ai cosiddetti «lotti A-B-C-D». (Ordinanza n. 287) .... 


ORDINANZA 26 novembre 2004. — Intervento di ristrutturazione impiantistica del 
Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato éonla Società Eleca di Cantù 
- n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Integrazione dutorizzazione al subappalto a 
favore della ditta Pak-Ita Elettrica con sede in Cusano Milanino per lavori rientranti 
nella categoria prevalente 0830. (Ordinanza n. 288)V......... 0.0 


ORDINANZA 26 novembre 2004. — Interventodi ristrutturazione impiantistica del 
Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù 
- n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Integrazione autorizzazione al subappalto a 
favore della ditta Val S.n.c. di Vercelli per lavori rientranti nella categoria prevalente 
OSO rdininza nare lara 


ORDINANZA 26 novembre 2004. —«Lavori di fornitura ed installazione del cablaggio 
strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegni- 
mento incendi. Integrazione autorizzazione al subappalto a favore della ditta RM 
Impianti Elettrici per lavori xientranti nell'unica categoria di appalto 0S30. (Ordi- 
DINA TZ, ano tia ch 


ORDINANZA 26 novembre,2004. — Contratto inserito nella Racc. CD69/2004. Liqui- 
dazione a favore dei prof ing. Antonio Migliacci dei compensi professionali per l’atti- 
vità di: Direzione lavori dei cementi armati interni ed esterni al Complesso Pirelli 
(secondo acconto)»Coordinamento in fase esecutiva per la sicurezza dei lavori strut- 
turali interni ed*esterni al Complesso Pirelli (primo acconto). (Ordinanza n. 291) 


ORDINANZA. 26novembre 2004. — Integrazione dell'incarico di fornitura arredi spe- 
ciali su misura per le sale convegni «Pirelli» e «Gonfalone» e armadi rack per gli 
impianti-audio video del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate. 
Approvazione ulteriore contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 292)....... 


ORDINANZA 29 novembre 2004. — Ripristino della rete multimediale integrata fonia/ 
dati e dei servizi ad essa connessi relative al Palazzo Pirelli. Affidamento alla società 
Metroweb S.p.A. di forniture e lavori di implementazione al contratto CD86/2004 
nonché dei servizi relativi il reinsediamento del palazzo. Approvazione schema con- 
QUO IR IO 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. — Integrazione dell’incarico di fornitura arredi di 
ufficio per i piani del Palazzo Pirelli assegnati al Consiglio Regionale della Lombar= 
dia e per le sale riunioni, alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga-Portogruarò: 
Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 294) .... x. 


ORDINANZA 29 novembre 2004. — Estensione dell'incarico alla Ditta Officenter S.r.l. 
di Gallarate per l'adeguamento e installazione veneziane sui piani dal secondo all’un- 
dicesimo della Torre Pirelli. (Ordinanza n. 295)............0 ON 


ORDINANZA 29 novembre 2004. — Integrazione dell'incarico di fornitura arredi per 
l'aula consiliare e per gli spazi di alta rappresentanza del Palazz@ Pirelli alla Società 
Tecno S.p.A. di Milano. Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. 
(Ordmanzà 2900 rele Aia 


ORDINANZA 29 novembre 2004. — Prosecuzione dell'incarico al raggruppamento 
temporaneo di imprese Obiettivo Lavoro - Italia lavoraVi Milano del servizio di for- 
nitura di lavoro temporaneo. (Ordinanza n. 297).A......0 0 


ORDINANZA 29 novembre 2004. — Liquidazione a favore della Società UniCredit 
Factoring S.p.A. di Milano, in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture 
Geodetiche Zak S.r.l. - affidataria di contratto per la realizzazione di struttura tem- 
poranea atta ad ospitare l’Aula Consiliare per stoccaggio di materiali del fabbricato 
esistente sull'area della tensostruttura. (Ordinanza n. 298)... 


ORDINANZA 29 novembre 2004.— Liquidazione a favore dell'ing. Paolo Rigone 
membro della commissione distollaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e 
finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto stipulato 
con la Società Eleca S.p.A. ‘contratto CD77/2004 lotti B e C). Secondo acconto. 
(Ordinanza 2900 lacco rallo risi 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Affidamento della progettazione esecutiva e degli 
interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli, 
lotto progettuale« E», su area di proprietà del comune di Milano. (Ordinanza n. 300) 


ORDINANZA30 novembre 2004. — Affidamento alla Società Grassi & Crespi S.r.l. di 
Milano della progettazione esecutiva e degli interventi di riqualificazione delle perti- 
nenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli, lotto progettuale «E», su area di pro- 
prietà.della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 301) ................. 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Affidamento mediante trattativa privata dell’inca- 
rico di fornitura sedute/arredi speciali per la sala convegni «Gonfalone», per la sala 
incontri istituzionali del Presidente e della sala 44 posti del 26° piano alla Società Mat- 
teo Grassi S.p.A. di Milano. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 302).... 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. — Contratto d'appalto per «La progettazione esecu= 
tiva ed attuazione degli interventi di restauro, integrazione e di recupero funzionale 
delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della Giunta Regionale 
Lombarda, in via Filzi, 22 - Milano». Liquidazione del SAL n. 6 a favore dell’A.K1. 
ISA S.p.A. - Grassi & Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni S.p.A. (Ordinanza a=303) 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Presa d'atto del processo verbale di accordo sotto- 
scritto con l’A.T.I ISA S.p.A. Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. a 
definizione delle riserve relative al contratto CD26/2003. Liquidazione-dell’importo 
concordato a tacitazione delle riserve. (Ordinanza n. 304) ....... AV. 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Fornitura di n. 3 apparecchîadiogeni per il con- 
trollo di sicurezza sui bagagli a mano del personale e dei visitatori da installarsi 
presso gli ingressi del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la 
SOR AOL RI: ria 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Fornitura di n. 14 tornelli a tripode e n. 4 portelli 
disabile completi di accessori per il controllo degli.accessi presso gli ingressi del 
Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza 
HELL 0 RARA BCE TOR TRS TAR STE, VER AVER IIO 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Fornitura di n. 1 bussola monopersona, n. 1 por- 
tale multifunzione plus e n. 1 mobiletto deposito oggetti per il controllo accessi presso 
l'ingresso pubblico della Sala Consiliare. Approvazione dello schema di contratto 
perla fornitura: (Otdinanza 1 3077 Alla aria 


ORDINANZA 30 novembre 2004. —Fornitura di n. 3 metal detector a ponte per il con- 
trollo di sicurezza da effettuarsi3ul personale e sui visitatori presso gli ingressi del 
Palazzo Pirelli. Approvazione-dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza 
CS 013 IRENCRRTO SP ORE PERERE Gl0 COSE I LES CIRO RIONI CORORIS ION FORA OOR SErSCE 


ORDINANZA 30 novembrè 2004. — Intervento di ristrutturazione impiantistica del 
Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù 
in data 25 febbraio 1998, rep. 3371/UR. Approvazione perizia di variante e supple- 
Ivan: 12, XOfdi att 30900. ieri 


ORDINANZA 430-novembre 2004. — Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - 
Società difernitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneri relativi al contratto 
d'appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la gestione commissariale fattura 
n. 41726\del 18 novembre 2004 (periodo di riferimento ottobre 2004). (Ordinanza 
300967 0, RARE III AIA N RI II ARIE 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Presa d'atto del processo verbale di accordo sotto- 
scritto con l’A.T.I. Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. a definizione 
delle riserve relative al contratto CD71/2004. Liquidazione dell’importo concordato 
a tacitazione delle riserve. (Ordinanza n. 311)...........000 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. — Lavori di restauro e recupero funzionale degli 
spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto stipuz 
lato con la società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77/2004. Approvazione perizia di 
variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 312) ..............00 0 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Lavori inerenti il restauro e risanamento della 
copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, rampe 
interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante exsuppletiva 
ho(Ordmanzan Diretta tec 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Approvazione del disciplinare.da sottoscriversi 
con la Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.a. di Milano per il conferimento dell’inca- 
rico di consulenza ed assistenza al responsabile del procediméntò per la valutazione 
dei programmi di lavori per il completamento dell’intervento.sul Complesso Pirelli. 
(OFIMAnNZZi AIR 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Affidamento dell'intervento di tinteggiatura dei 
pilastri in intonaco spuntato del Palazzo Pirelli a favore dell'Impresa Riva di Enzo 
Costantini & C. S.a.s. di Robecco S/N. Approvazione dello schema di contratto per 
l'attività suddetta. (Ordinanza n. 315)..........A-M....iiiiii iii 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Interventi dî restauro e recupero funzionale degli 
spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Prosecuzione dell'incarico confe- 
rito all'architetto Francesco Angarano di/direttore dei lavori. (Ordinanza n. 316) 


ORDINANZA 30 novembre 2004. — Approvazione del disciplinare integrativo di inca- 
rico da sottoscriversi con il dott. ing. Adriano Garavaglia relativo al collaudo statico 
dei lavori strutturali del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 317) .......................... 
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


REGIONE LOMBARDIA 


ORDINANZA 2 agosto 2004. 


Nomina del soggetto attuatore degli interventi conseguenti all'emergenza del 18 aprile 2002 che ha‘interessato la sede della 
Regione Lombardia. (Ordinanza n. 180). 


IL COMMISSARIO GOVERNATIVO 


fisto il decreto del Presidente del Consiglio di\Ministri in data 
3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nel territorio della città di Milano finto al 31 dicembre 
2002, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che 
ha interessato il giorno 18 aprile la \sede della regione 
Lombardia; 


Vista l'ordinanza del Presidente \del Consiglio dei Ministri 
n.3288 del 27 maggio 2003, con ia, quale, a parziale modifica 
della precedente ordinanza n.3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lhombardia è stato nominato 
commissario delegato con facoltà di avvalersi di un soggetto 
attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione 
emergenziale; 


Richiamata l'ordinanza del Commissario delegato n. 0056 del 
28 maggio 2003 conva quale il sig. Guido della Frera è stato 
nominato Soggetto” attuatore degli interventi conseguenti 
all'emergenza del”18 aprile 2002, nonché responsabile del 
procedimento s-dei lavori; 


Visto il-D.P.C.M. in data 9 luglio 2004 che, ravvisata la 
necessità-di‘evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere 
straordinario posta in essere dal Commissario delegato, ha 
previsto_ l'estensione della situazione dello stato di emergenza 
sino. hon oltre ii 30 novembre 2004; 


_. 17 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


Richiamata l'ordinanza del Commissario delegato n. 000158 
del 15 luglio 2004 con la quale il sig. Guido della Frera è stato 
confermato soggetto attuatore degli interventi conseguenti 
all'emergenza del 18 aprile 2002 fino al 30 novembre 2004; 


Preso atto della nota del 30 luglio 2004 prot. N. 
K1.2004.0001766, con quanto alla stessa allegato, e pervenuta il 
2 agosto 2004 a firma del sig. Guido della Frera cona’quale egli 
ha rassegnato le proprie dimissioni da Soggetto attuatore degli 
interventi conseguenti all'emergenza del 18 aprile.2002; 

Ritenuto necessario procedere alla nominati nuovo Soggetto 
attuatore, nonché responsabile del procedimento e dei lavori, 
che viene individuato nella persona della\dr.ssa Rita Amabile, 
dirigente della UO Contratti patrimonio: e” servizi operativi della 
Direzione generale “Risorse e Bilancio”; 


Ritenuto, altresi, di confermare\ tutto quanto stabilito nella 
precedente ordinanza del Commissario delegato n. 56 del 28 
maggio 2003 ad eccezione di./quanto disposto in ordine al 
riconoscimento ai soggetto attuatore dell'indennità ivi indicata; 


Rilevata la necessità che le opere di ripristino strutturale e 
funzionale del Palazzo<Pirelli siano ultimate improrogabilmente 
entro il 30 novembre, 2004 e che gli impegni economici 
complessivamente assunti alla predetta data debbano essere 
contenuti nei limiti»delle previsioni di cui al rendiconto finanziario 
all’8 giugno 2004; 


DISPONE 


- la dr.ssa Rita Amabile, dirigente della UO Contratti patrimonio e 
servizi operativi della Direzione generale “Risorse e Bilancio”, è 
nominatà “Soggetto attuatore” degli interventi conseguenti 
all'evento del 18 aprile 2002, nonché responsabile del 
precedimento e dei lavori, a far tempo dal 2 agosto 2004 sino 


alla scadenza dei 30 novembre 2004; 
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-al Soggetto attuatore continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui alla ordinanza del Commissario delegato n. 56 del 28 maggio 
2003, ad eccezione di quanto disposto in ordine al 
riconoscimento al Soggetto attuatore dell’indennità; 


- il Soggetto attuatore è tenuto alla ultimazione delle (opere di 
ripristino delle strutture e della funzionalità del Palazzo Pirelli 
entro il 30 novembre 2004; 


- gli impegni economici complessivamente assunti alla predetta 
data devono essere contenuti nei limiti delle previsioni di cui al 
rendiconto finanziario all’8 giugno 2004 presentato dal Soggetto 
attuatore. 


Milano, 2 agosto 2004 


Il Commissario delegato: FORMIGONI 


— 19 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ORDINANZA 5 agosto 2004. 


Lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori del Palazzo della Regione Lombardia e di realiz- 
zazione degli impianti elevatori a servizio dei piani 29, 30, 31 affidati a OTIS Servizi S.r.l. Autorizzazione al subappalto a favore 
di T.P.A. S.r.l. per lavori rientranti nella categoria OS4. (Ordinanza n. 181). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


# con DPC in dara 3 maggio 2902 è star dichiarato lo stato di emergenza nei territorio della 
trà di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al'5 IN12.2063, con DPCM dei 
19 dicembre 2903 a! 39 giugno 2004 e con successivo DPCM déi 9 luglio 2004 a tutto ii 29 
uovembre 2004 - i relazione agli ingenti danni conseguenti all’eyvefto che ha interessato il giorno 
18 aprilc 2002 la sede della Regione Lombardia; 
e con Ordinenza del 7 giugno 2002 n. 2219 il Ministro dell’Interno — Delegato per ul 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato ver la realizzazione 
degii interventi urgenii ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza |’ Assessore agli Aifari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (ar:.1); 
e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e stato modificato 
l'art. i comma 1 della citata ordinanze 3219/5% nomirando Commissario Delegaro il Presidente 
della Regione Lumbardia e conferendo alice stesso’facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al SYTperamento della predetta sit quo ne emergenziaie; 


= 


x 


e con ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004'è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alia 
dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio c Servizi Operativi 
della Direzione Generale “Risorse e i... - date le dimissioni ràssegnate del sig. Guido Delia 
Frera, precedentemente nominato giusta or rdina za n, 158 del 15.07. 04; 
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 85 del 10.07.03 con la a è stato disnosto 
l'affidamento diretto alla società OTIS SERVIZI s.r.l. dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento e 
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sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione Lombardia, nonché la 
realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento dei piani 29 .30,31; 


DATO ATTO del contratto stipulato con la società OTIS Servizi s.r.1. in data 6 ottobre 2003 ; 


VISTA: 

e la nota del 23 luglio 2004- protocollata dalla Gestione Commissariale in data 26 iuglio 2064 n. 
K1.290:.0001722 - con la quale la Società OTIS ha formalizzato istanza,di autorizzazione di 
subappalto a favore della società T.P.A. Ascensori di Bergamo ; 

e la precisazione trasmessa da OTIS a mezzo posta elettronica in datax25 luglio 2004 in ordine 
aile lavorazioni oggetto deila richiesta autorizzatoria in argomentc + consistenti in attività di 
niontaggio per i soli impianti 11 e 22 - originariamente in>capo al subappaltatore LIFY 
SERVICE INTERNATIONAL ai serisi dell'Ordinanza Commissariale n. 158 del 18.11.03 . 
quindi stralciate ed affidate a T.P.A. s.r.l per ragioni attimieriti l’organizzazione interna dei 


cantiere; . 
e ia COSNANAZOnS integrativa prodotta dalla Società. axseguito di richiesta della Gestione 
Commissatiale , trasmessa in data 3 agosto 2004, prot:‘R.2004.0001791; 


RITENUTO, in ragione delia regolarità della suddetta do&uipientazione, di autorizzare lo stralcio delle 
iaVorazioni riguardanti il rnontaggio degli impianti n. J\e 22 originariamente affidate a Litt Service 
international ex ordinanza n. 158/703, ora in capo ad T.R/A. s.r.1. di Bergamo, per un importo pari ad € 
86.000,00= i 

DISPONE 


Art.ì - di autorizzare, in accoglimento della iichiesta presentata dalla Ditta OTIS SERVIZI s.n.l. di 
Novara, vista la documentazione prodotta e corsiderate le esigenze di cantiere addotte dalla Società a 
giustificazione dell’istanza, il subappalto favore della ditta T.P.A. s.r.l. di Bergamo avente ad oggetto 
il montaggio degli Impianti 1. 11 e 22, da considerarsi quale stralcio rispé:to al contratto di subappalto 
stipulaio da OTIS con Liît Service Infecational ed autorizzato giusia ordinanza commissariale n. 15 
dei 18.11.03 

Art.2 — di dare atto altresì che l’importo delle opere che verramio realizzate T.P.A. s.r.l 
ammonta a € 86.000,00= 


hi 
ev 
ne) 
© 
Lun: 

0G 
(Sì 
3 
si 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 5 agosto 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Estensione di subappalto già autorizzato a favore della ditta Maram S.n°c. per lavori 
rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 182). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


a con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 3112.2003, con DPCM del 
19 dicemore 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM dekS-fuglio 2004 a titto il 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


® con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro, dell’Interno — Delegato per il 
oordinamento delia Protezione Civile — ha nominato Comftissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza | Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato 11 Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso.facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al stipéramento della predetta situazione emergenziaie: 


e con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 


Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile 4 dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e 
Servizi Operativi deila Direzione Generale “Risorse e Bilancio” - date le dimissioni rassegnate dal 
sig. Guido Della Frera , precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04 ; 


RICHIAMATA: 


> la nota dei 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, 
ritenendo di dover riteomprendere nell’ambito della Gestione Commissariale la totalità degli 
interventi di restaurò recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 


LD 
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la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombafdia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima=del 18 
aprile 2002 , elencandoli nell’ Allegato “A”della delibera; 

l’Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR 
n. 12005/03; 


vi 


NI 


DATO ATTO della sottoscrizione dell’atto di successione in capo al Commissario Delegato del 
contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso 
nel citato allegato “A” - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici,del Palazzo della 
Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003; 


«  laniota del 39 giugno 2004 — protocollata della Gestione Commissamale in data 13 luglio 2004 
n. Ki.2004.0001587 + con la quale la Società Eleca S.piASha formalizzato istanza di 
autorizzazione di subappalto a favore della ditta MARAM ®n.c. di Corsico (Milano) - in 
estensione rispetto al subappalto già autorizzato con ordinanza commissariale n. 20 del 
22.01.04 - per lavori rientranti nella categoria prevalente ©S.30 ; 

e la documentazione prodotta a supporto dell’istanza autotizZatoria in argomento ; 


RILEVATO il rispetto della soglia di cui ali’art. 1 DPR n/34 del 25 gennaio 2004, posto che il 
maggior importo delle lavorazioni ammonta ad € 43.500.00= che, sommato al valore del subappalto 
amorizzato con la civata ordinanza Commissariale n 290/04 (pari ad € 29.000,60), determina un 
ineremento del valore del subappalto pari a complessivi € 72.500,00, 


RITENUTO, in ragione della regolarità della suddetta documentazione , di autorizzare l'estensione 
del subappaito stipulato dall’ Appaltatore del contratto 3371/UR /1998 con ia ditta MARAM s.n.e. con 
sede in Corsico (Milano) riguardante lavorazioni afferenti impianti elettrici; 


DISPONE 


Art.1 —per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare l’estensione del subappalto già stipulato dalla Società Eleca s.p.a di Cantù con la ditta 
MARAM s.n.c. di Corsico (Milano) - ed autorizzato giusta ordinanza n. 20 del 22 gennaio 2004 - per 
l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR /1998 “OS 30”, 
consistenti nell'esecuzione di impianti elettrici; 


Art.2 - di dare atto altresì ché il maggior importo dei lavori autorizzati con il presente provvedimento 
aramonta ad € 43.500,90=, ‘determinando un incremento del valore complessivo dell’appalto pari ad € 


72.500,00. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


MS 
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ORDINANZA 5 agosto 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù, n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Autorizzazione al subappalto a favore della ditta Eros impianti elettricisper lavori rien- 
tranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 183). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al(31,12.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM deih97lugiio 2004 a tutto 1l 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evènto che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


a con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato per i 
Coordinamento deila Protezione Civile — hu nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibil: finalizzati a fronteggiare l'emergenza |’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio del/Miynistri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comima 1 della citata ordinanza 3219/02»nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso Yacoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al Superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con l’Ordinanza n, 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 

Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile “dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e 
Servizi operativi della Direzione Gefterale “Risorse e Bilancio” - date le dimissioni rasseguate dal 
sig, Guido Delia Frera, precedentemèate nominato giusta ordinanza n. 158 dei 15.07,04 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con ia quale il Dipartimento della Protezione Civile delia Présidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della Ordinanza»n. 3219/02, 
ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissarialeta totalità degli 
interventi di restauro e recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 

> la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della*Regione Lombardia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contrattitiu èssere prima del 18 
aprile 2002 , elencandoli nell’ Ailegato “A”deila delibera; 

> l’Ordinanza Commissariale n. 17 de! 4 marzo 2005 di recepimento della scpramenzionata DGR 
ni. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell’atto di successione in capé/al Commissario Delegato del 
contratto rep.n3371/98 criginariamente stipulato tra Regione Lombardia e Diita FEleca s.p.a. - incluso 
nel citato allegato “A” - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della 
Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003; 


VÌSTA: 
e la nota del 20 luglio 2004 — protocoliata dalla Gestione Commissariale in data 253 luglio 2004 n. 
K1.2004.0001713 - con ia quale la Società \Zleca S.p.A_ha formalizzato istanza di 


autorizzazione di subappalto a favere della ditiy/ EROS IMPIANTI ELETTRICI di Aurelio 
Casero con sede in Legnano, per lavori rientranti nella categoria prevalente OS 31 consistenti 
nell'esecuzione di impianti elettrici ; 

® la documentazione prodotta a supporto dell’istanza autorizzatoria in argomento ; 


RITENUTO . in ragione della regolarità della,suddetta documentazione , di autorizzare il cuntraito di 
subappalto stipulato îra Eleca S.p.A. e ditt@àEROS IMPIANTI ELETTRICI, di importo nari ad 
€ 31.606,09 


DISPONE 


Art.i —per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare il contratto di subappalto stipulato tra Eleca s.n.a di Cantù e la ditta EROS IMPIANTI 
ELETTRICI di Aurelio Casèto con sede in Legnano, per l'esecuzione di lavori rientranti* nella 
categoria prevalente del contratto n. 3371/UR /1998 “OS 30”, consistenti nell'esecuzione di impianti 
elettrici; 


Art.2 — di dare atto ehe l'importo di contratto ammonta ad € 31.000,00= 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 5 agosto 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù, n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta Cuneo Disgaggi di Fanizza Ruggero 
per lavori rientranti nella categoria prevalente OS28. (Ordinanza n. 184). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delia 
città di Milano — prorogato con DPCM del 25 novembre 2002 fino al 8 ÎM2.2003, con DPCM dei 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del'9uglio 2004 a tutto il 30 
novembre 2004 - ini relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1): 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
“Part. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02»notninando Commissario Delegato il Presidenie 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e conl'Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 


Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile 4 dirigente dell’Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e 
Servizi operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio” - date le dimissioni rassegnate dal 
sig, Guido Della Frera, precedentertente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04; 
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RICHIAMATA: 


» la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della Ordinanza _m ‘3219/02, 
ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della Gestione Commissariale lartotalità degli 
intervenii di restauro e recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 

la delibora regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in èssere prima del 18 
aprile 2002 , elencandoli nell’ Allegato “A”della delibera; 

l’Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della\sopramenzionata DGR 
n. 12005/03; 


vw 


w 


DATO ATTO della sottoscrizione dell’atto di successione in capo @b Commissario Delegato del 
contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardîa è Ditta Eleca s.p.a. - incluso 
nel citato allegato “A” - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della 
Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003; 


VISTA: 

e la nota del 16 luglio 2004 — protocollata dalla Gestion&+Commissariale in data 22 luglio 2004 n. 
K1.2004.6001683 — con la quale la Società «Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di 
autorizzazione di subappalto a favore della( ditta CUNEO DISGAGGI di FANIZZA 
RUGGERO con sede in Valdieri (CN) per lavori rientranti nella categoria prevalente OS 28 
consistenti nello smantellamento di tubazioni, apparecchiature ed impianti vari al piano 
secondo seminterrato e ai cavedi H e G; 

e la documentazione prodotta a supporto deil*istanza autorizzatoria in argomento ; 


RILEVATO che l’Ammiristrazione ha autorizzato in passato altri contratti di subappalto stipulati «da 
Eleca spa con la ditta Cuneo Disgaggi ( ordinanza Commissariale 129/2004 per € 50.000,00= e lettera 
del 10 febbraio 2003 prot. C1.2003.10622pèr € 43.900,00=); 


RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione, di autorizzare il contratto di 
subappaito stipulato tra FEleca SpyAT e ditta CUNEO DISGAGGI di FANIZZA RUGGERO, di 
importo pari ad € 20.000,00= 


DISPONE 


Art.1 —per ie argomentàzioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare il contratto»di subappalto stipulato tra Eleca s.p.a di Cantù e la ditta CUNEO DISGAGGI 
di FANIZZA RUGGERO per l’esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto 
n. 3371/UR del 10:0371998 “OS 28” , consistenti nello smantellamento di tubazioni , apparecchiature 
ed impianti vari al paro secondo seminterrato e ai cavedi H e G ; 


Art.2 — di dafe“stto che l'importo di contratto ammonta ad € 20.000,00= 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 5 agosto 2004. 


Interventi di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Conferimento all’archi- 
tetto Francesco Angarano dell’incarico di direttore dei lavori. (Ordinanza n. 185). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


+ con DPCM in data © maggio 2002 è siaio dichiaraio lo stato di emergenza Nel iecritorio della 
città di Milano — prorogato con DFCM del 25 novembre 2002 fino al 3142.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2005 al 30 giugno 2904 e con successivo DPCM del 9%iugiio 2004 a tito il 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingeiti danni conseguenti all’eventé ehe ha inieressato il giorno 
16 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


è» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegzio rer il 
Coorcinamenio della Protezione Civile — La nominato Commissario Delegato per 'a reslizzazione 
dlegli ner veni; wicenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare Vemergenza l'Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


«con 'ordinanza del Presidenie del Consigiio dei Ministri n. 3288 dei 27/05/03 è stato modifisato 
lari. ì conima 1 cella citata ordinanze 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
delia Regione Lombardia e conferendo allo stesso faceltà di avvalersi di un Soggetto Attuature cui 
affidare specifici settori di intervento diretti ai supefamento delia predetta situazione emergenziaje; 


RICHIAMATE 


al 


Ordinanza Commissariale n. 158 del 15.07.04 , con la quale veniva confermato l'incarico di 


i 
Soggetto Attl alone iri capo al sig. GA do ? Della Frera: 


ta, 


» 
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e la nota del 50 luglio 2004 — prot. K1.2004.0001766 — con la quale il Soggetto Attuatore 
rassegnava ie proprie dimissioni ; 

e l’Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 di nomina del nuovo SoggettosAttuatore, 
identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e 
Servizi Operativi della Regione Lombardia -- dott.ssa Rita Amabile - investendo la stessa 
anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori ; 

e Tart. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 3219/02, che prevede che l’espietamento delle attività 
commissariali sia effettuato con il supporto degli Uffici dell’ Amministrazione Regionale, 
come peraltro previsto anche dall’ordinanza commissariale n. 56 /03 disistituzione della figura 
del Sosgerto Ariuziore; 


RILEVATO che il nuovo Soggetto Attuatore, nominato nell’esercizio della.facoltà di deroga all’art. 7 
comma 5 della Legge 109/94, ammessa dall'art. 3 della citata OrdinanzaAMinisteriale, ha valutato più 
opportuno e confacente all'interesse della Gestione Commissariale avvalersi della collaborazione delle 
struiture tecniche delle propria Unità Organizzativa come supporto fecnico del Responsabile Unico dei 
Procedimento; 


ACCERTATO che: 

e con ordinanza commissariale n. 7/04 ii dirigente. della Struttura Ufficio Tecnico è stato 
incaricato della Direzione Lavori degli interventi relativi al recupero funzionale degli snazi 
interni del Palazzo Pirelli, di cui ai lotti progettuali ”B “ e “OC”; 

»° con ordinanze Comimissariale n.56/04 al medesimo dirigente è stato conferito l’incarico anche 
dt Direttore dei ba ori relativi alla fornitura è cablaggio strutturato con gestione intelligente, 
climatizzazione vani tecnici c sistema spegnimento incendi; 


CON ISID ERATA! ‘impossibilità d di affidare. in capo a medesimo soggetto, ie funzioni di Direttore dei 
Lavori nonché di supporto tecnico del Responsabile Unico del Procedimento: .--..--— 0 


VALUTATA rertanto la necessità di individuare il nuovo Direttore dei lavori cho sia in grado di 

segwire senza soluzione di continuità gli Interventi in atto; 

CONSTATATA la carenza all'intento dell’orgarico dell’ Amministrazione Regionale di altii soggetti 
competenze tecniche aceguat&; 


e dell'incarico già cofiferito all’arch. Francesco Angarano ex ordinanza commissariale n. 170/04 

in qualità di RespoMabile Tecnico al RU.P.; i 

dell'attività svoW&a”dal professionista e, in pariicolare , dei sopralluoghi all’interno del cantiere 
Pitelli - doettmentati con relazioni agli atti della Gestione Commissariale- che gli banno 

» di Avanzamento Lavori e di ben conoscere nilie ie 


si. he e le cillicità connesse agli interventi in essere ; 


è 
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RITENUTO , per quanto sopra evidenziato, ed in considerezione dell'urgenza determinatàddàlla 
scadenza fissata al 30 novembre 2004 per la conclusione dei lavori, giusta DPCM del 9 luglio2004, in 
deroga all'art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici n.109/94 e norme regolamentari correlate : 

e di incaricare l’arch. Francesco Argarano quale nuovo Direttore dei Lavori degli4interventi di 
restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regiofie Lombardia, 
ritenendo il Professionista in grado di garantire la continuità delle prestazioni )professionali 
della Direzione Lavori, evitando onerose interruzioni, revocando consegueritemente l’incarico 
già conferito con Ordinanza n.7 del 13 gennaio 2004 e n. 56 dell'8 marzo 2004 al Dirigente 
della Struttura Ufficio tecnico della Regione Lombardia ; 

e di disciplinare l’incarico con il Professionista secondo le condizioni tutte descritte nello schema 
di contratto che , allegato al presente atto, ne costituisce parte intégranie e sostanziale , che 
prevede tra l’altro io scioglimento consensuale del precedente incatico; 


DISPONE 
per le arsomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, 


Art.i — di revocare l’incarico di Direttore dei Lavori degli intefvènti di recupero funzionale degli spazi 
del Palazzo della Regione Lombardia - in cavo al DiriGènte della Struttura Uffici Tecnico ex 
Uidinanze commissariali n. 7/04 e 56/04 - valutato più%epportuno e confacente all'interesse delia 
Gestione Commissariaic porre l'Unità Organizzativa Coùtretti Patrimoaio e Servizi operaiivi a 
supporto del Responsabile del Procedimento nominato(giusta ordinanza corumissariale n.. 180/04; 


Art. 2— di condizionare l'efficacia delia revoca allasformalizzazione dell’incarico da parte del muovo 
Direttore dei Lavori; 


Art.3 —di nominare l’arch. Francesco Arngarano - già affidatario di precedente incarico giusta 
ordinanza n. 170/04 — quale nuovo Direttore tiei Lavori degli interventi di recupero funzionale degii 
spazi imerni del Palazzo Pirelli; 


Art. 4 — di disciplinare tale nuove. ingarico secondo le condizioni tutte descritte nello schema di 
contratto che , allegato al presente ati07ne costituisce parte integrante e sostanziale : 


Art.5 — di dare atto che il totmpenso per ia prestazione professionale dell’architetto Francesco 
Angarano — definito in conformità con quanto previsto dalla legge professionale n. 143 del 1949 — sarà 

tan, A £ E c 
liqriidato con i fondi a disposizione della Gestione Commissafiale. 


D'’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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GESTIONE COMMISSARIALE EMERGENZA PIRELLI 
A SEGUITO EVENTO DEL 18 APRILE 2002 


Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3219 del 7 giugno 2002 


e succ. Modd. 


DISCIPLINARE D’INCARICO 
L'anno duemilaquattro, il giorno ........ del mese di e.N............. 
presso la sede della Gestione Commissariale per l'’Emergenza Pirelli 
in Milano, Via Pola 9/11, 


TRA 
Il Commissario Delegato nella persona della>Dr.ssa Rita Amabile, 
dirigente della UO Contratti patrimonioele servizi operativi della 
Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, nella sua qualità di 
Soggetto Attuatore nominato giusta” Ordinanza Commissariale n. 
180 del 02.08.2004, con sede in-Via Taramelli n. 20 — Milano, di 


seguito denominato Commissario 


E 
L'Architetto Francesco\Angarano (Codice Fiscale NGR FNC 44E31 
L752U — Partita IVa 004995010156) nato a Verdellino — BG - il 
31.05.1944, titolare dello “studio architetto francesco angarano” 
con sede in_Milano, Piazza Piemonte n. 8, regolarmente iscritto 
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 


della Provincia di Milano, come Architetto al n. 3743. 


PREMESSO: 
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Dr.ssa Rita Amabile, dirigente della UO Contratti Patrimonio e 
Servizi Operativi della Regione Lombardia, è stata nominata 
Soggetto Attuatore, investendo la stessa anche del ruolo di 
Responsabile del Procedimento e di Responsabile dei Lavori | la 
quale ritiene opportuno e confacente all'interesse della Gestione 
Commissariale avvalersi della collaborazione delle strutture 
tecniche della propria Unità Organizzativa quale supporto del 
Responsabile Unico del Procedimento , giusta art. 2 


dell'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02; 


=» che con Ordinanza Commissariale n. 7 in-data 13.1.2004 il 
Dirigente della Struttura Ufficio Tecnico è stato nominato 
Direttore dei Lavori in ordine agli» interventi di ripristino 


funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli; 


=» che con ordinanza commissariale n. 56 dell'8 marzo 2004 il 
dirigente della Struttura Ufficio'Tecnico è stato altresì nominato 
Direttore dei Lavori degli interventi di ripristino del servizio fonia 


dati multimediale-cablaggivpassivi; 


= che il supporto tecnico’al Responsabile del Procedimento appare 
inconciliabile conl'incarico di Direttore dei Lavori degli interventi 
di restauro e tecupero funzionale degli spazi interni del Palazzo 
Pirelli; 

a stante la carenza all'interno dell'organico dell'Amministrazione 
Regionale di soggetti con competenze tecniche adeguate, 


occorre individuare all'esterno tale figura; 


pace 


» he è stato individuato l'Arch. Francesco Angarano, già 
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affidatario dell'incarico di Responsabile tecnico in supporto al 
RUP , ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 170/2004, quale 
professionista idoneo e di comprovata esperienza — come da 
documentazione agli atti della Gestione Commissariale —\al 
quale, in considerazione dell'attività già svolta con soprallUoGhi 
all'interno del cantiere che gli hanno consentito di conoscere lo 
stato di avanzamento dei lavori,si ritiene di affidare\l’incarico di 
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione degli interventi in atto di messa\in sicurezza, di 
restauro e di recupero funzionale del Palazzo, Pirelli, sede della 
Giunta Regionale, e delle relative pertinenze e dei luoghi 


adiacenti.; 


TUTTO CIO' PREMESSO 


Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
i. LA PREMESSA E’ PATTO 
OGGETTO DEL DISCIPLINARE 


N 


In considerazione delle bpere in atto nel Compiesso Pirelli, ed in 
particolare dell'obiettivo del Commissario Delegato di concludere 
l'intervento entro» il”30 novembre 2004, viene affidato all’Arch. 
Francesco Angarano, che legalmente e formalmente accetta, 
l'incarico di*Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione per le competenze relative agli interventi in atto 
di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del 
Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale, e delle relative 


pertinenze e dei luoghi adiacenti, 
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3. CONTENUTI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
DELL'INCARICO 


Le mansioni affidate all'Arch. Francesco Angarano con il presente 
disciplinare consistono sinteticamente, per quanto di competenza, 


nelle seguenti prestazioni: 
a. la Direzione dei Lavori; 
b. l'assistenza al collaudo; 


c. la liquidazione; 


a 


a misura e contabilità dei lavori (ove prevista dai contratti 


d'appalto e secondo le modalità indicate negli stessi); 
e. il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 


In particolare per la Direzione Lavori saranno svolte le attività 
previste agli artt. 123-124-125-126 del DPR 554/99, mentre per il 
Coordinamento in Fase di Esécuzione saranno svolte le attività 
previste dall'art. 5 del D.bgs. 494/96 (e succ. modifiche ed 
integrazioni) così come riportate nell'art. 127 del DPR 554/99, su 


tutti i contratti in capo alla Gestione Commissariale. 


Restano escluse-leattività di Direzione Lavori delle strutture che 
sono affidate _ad altro professionista, mentre rimane in carico 
all’arch. Afigarano l'obbligo di inserimento nella contabilità 
generale ‘delle partite contabili attinenti la contabilità specialistica, 
giustatart. 163 comma 2 del DPR 554/99, 


Le. prestazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere svolte, 


per quanto di competenza, nei rispetto della normativa vigente, 
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oltre che nel rispetto delle istruzioni che, di volta in volta, gli 


verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. 


L'incaricato assume, con il presente disciplinare, l'obbligo di dare 


adempimento al proprio incarico con la giusta diligenza .- 


Ogni tipo di responsabilità, ricadente esclusivamente nell'ambito 
dell'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione, avrà efficacia, per quanto di competenza, a 


decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. 


Il Professionista risponderà del proprio operate.direttamente al 


Responsabile del Procedimento. 


Per l'espletamento dell'incarico l'Arch. Francesco Angarano potrà 
impegnare, a propria cura e spese, tutte le risorse professionali, 
nel numero che riterrà necessario, per il raggiungimento del 
suddetto scopo, ad eccezione di (eventuali consulenze specialistiche 
che verranno preventivamente concordate e direttamente 


incaricate dal Responsabile del Procedimento. 


Il Commissario mette @ disposizione della Direzione Lavori n. 6 
risorse professionali >per le competenze meglio descritte 


nell’allegata scheda, in capo alla Gestione Commissariale. 

4. TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico divcui al punto 2, nelle modalità di cui al punto 3, dovrà 
concludersi “entro il 30.11.2004, considerato che è obiettivo del 


Commissario Delegato concludere le opere entro il termine di cui al 


precedente Art.2. 
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Il compenso per le prestazioni professionali previste al punto 3 del 
presente disciplinare sarà regolato secondo i criteri posti dalla 
Legge 2 marzo 1949 n. 143, con applicazione della riduzione dei 
minimi di tariffa nella misura del 20% ex Legge 155/89, art. 4 


comma 12 bis. 


L'importo degli onorari sarà calcolato a percentuale*sùr consuntivo 
lordo delle opere (somma di tutti gli importi liguîdati alle varie 
imprese, computati al lordo degli eventuali ribassi), sulla base delle 
percentuali di tabella A. Alle percentuali \si applicheranno le 


aliquote previste dalla tabella B per le attività di Direzione Lavori. 


Per il calcolo dell’onorario di Coordinatore in fase di Esecuzione 
delle opere si applicherà, alle percentuali di tabella A, un'aliquota 
pari a 0.25 (rif. tabella B2 circolare CNA del 05.07.2000 prot. N. 


1365) con maggiorazione del 15% per opere di trasformazione. 


Per il calcolo dell’onorarioxper la misura e contabilità dei lavori si 
applicherà la tabella Econ maggiorazione del 20% per opere di 


trasformazione (prevista dalla suddetta tabella E). 


Saranno compensate a parte e secondo Tariffa le eventuali 
prestazioni rese necessarie nel corso dei lavori, per cause non 


imputabili al professionista, qui elencate: 
=» Modifiche ed aggiunte in corso d'opera, in applicazione dell'art. 
22“della L. 143/49; 


Eventuale aggiornamento dei prezzi in applicazione dell'art. 23- 
b) della L. 143/49; 


Perizie suppletive, il cui onorario sarà calcolato applicando 
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all'importo derivante dalla somma aritmetica dei discostamenti 
contabili (valori in più ed in meno), la percentuale di tabella A 
afferente a tale importo, con le aliquote d) +f) di tabella B, oltre 
alle spese forfetarie come da disciplinare (come da critetì 
interpretativi ed applicativi della Tariffa stabiliti dall’@rdine 
Architetti); 


» Progetti di variante, il cui onorario sarà calcolato( secondo L. 
143/49 con applicazione delle aliquote corrispondenti alle 
prestazioni effettivamente svolte(come da criteri interpretativi 
ed applicativi della Tariffa stabiliti dall'Ordine-Architetti); 


= Redazione dei certificati di regolare esecuzione da parte del 
Direttore dei Lavori, ai sensi dell’artx\5 comma 3 della L. 10 
dicembre 1981, n. 741. 


AI professionista verrà riconosciùto» sugli onorari di cui sopra il 
rimborso spese, di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa, che saranno 
conglobate — ai sensi dell'art. 13 della Tariffa — nella misura del 


30% degli onorari a percentuale (rif, tabella orientativa CNA), 


Il Commissario riconosce inoltre al professionista le seguenti 


speciali condizioni contemplate daila Tariffa professionale: 


=» Diritto ad un maggior compenso dovuto alla mancanza di 
personale di» sorveglianza in cantiere o per essere i lavori 
eseguiti-in economia, da valutarsi nella misura del 50% della 
quota ‘spettante per la Direzione dei Lavori secondo quanto 
stabilito dall'art. 17 comma 2 della Tariffa professionale al netto 
dei costo per ie risorse concesse di cui all'ultimo comma del 
precedente articolo 3. 


3 - 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


L'importo presunto del compenso, così come calcolato nella tabella 
1 allegata al presente disciplinare risulta essere pari ad 
€1.696.000,00 (Euro unmilioneseicentonovantaseimila/00) oltre Iva 


e contributo Inarcassa. 


Le prestazioni verranno liquidate con n° 4 acconti mensili dest 0% 
per un importo di € 169.600,00 (Euro 
centosessantanovemilaseicento/00) ciascuno, oltre Iva(e contributo 


Inarcassa, con il seguente calendario: 
» 1° acconto al 31.08.2004; 
= 2° acconto al 30.09.2004; 
= 3° acconto al 31.10.2004; 
= 4° acconto al 30.11.2004, 


All'emissione di tutti i conti finali. delle opere (e quindi a data da 
destinarsi) sarà liquidato un Ulteriore acconto del 50% del 
compenso, per un importo di €848.000,00 (£u0 


ottocentoquarantottomila/00), oltre Iva e contributo Inarcassa. 


I restante 10% del compenso, pari ad €169.600,00 (£uro 
centosessantanovenmilaseicento/00) oltre Iva e contributo 
Inarcassa, sarà(liquidato quale conguaglio all'esito positivo dei 


collaudi. 


Tutti i pagamenti saranno effettuati a 30 gg. dal ricevimento della 


parcellexpro-forma o fattura. 


Nel caso di emissione di parcella pro forma, la fattura definitiva 
verrà emessa dal professionista a quietanza del pagamento. 
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6 ASSICURAZIONE 


A partire dalla data di sottoscrizione dell'incarico di cui al presente 
atto l'Arch. Francesco Angarano assumerà piena responsabilità, pér 
quanto di competenza, del puntuale espletamento delle attività di 
cui all'Art. 3. 

Il professionista assume ogni responsabilità relativa adveventuali 
violazioni di legge originate da azioni o omissioni ste 0 dei suoi 
dipendenti e/o incaricati e sì impegna a manlevaré.il Commissario 
da eventuali pretese, citazioni o provvedimenti conseguenti a dette 
violazioni od omissioni. 

Il professionista si impegna all'atto dell'affidamento dell'incarico a 
consegnare al Commissario una polizza) di responsabilità Civile 
Professionale per i rischi connessi\ all'incarico conferito per un 
massimale non inferiore a €1.000.000,00 (Euro unmilione/00). 

7 PENALE 

L'incarico dovrà essere complétato entro i termini stabiliti agli artt. 
2e4. 

In caso di ritardo rispetto alla data di cui all'art. 2, per cause 
esclusivamente imputabili al professionista, l'Arch. Francesco 
Angarano corrisponderà al Commissario, a titolo di penale, una 
somma giornafiera pari allo 0,1 % del compenso professionale e 
comunque \egmplessivamente non superiore al 10% del valore 
dell'incarito, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento 


di evèntuali maggiori danni. 
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8. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Per l'espletamento dell'incarico la Gestione Commissariale metterà 
a disposizione dell’Arch. Francesco Angarano, e dei suoi 
collaboratori, un ufficio, dotato di tutti gli strumenti necessari (ad 
un corretto svolgimento dell'incarico, all'interno del Complesso 
Pirelli, risultante da apposito verbale di consegna da redigersi a 
cura delle parti. 

Dovrà inoltre essere messa a disposizione del professionista copia 
di tutta la documentazione (progetti — anche su4S&pporto digitale 
in formato DWG -— , relazioni, corrispondenza, verbali, atti 
amministrativi e contabili, ecc.) richiesta\dallo stesso per il 
puntuale svolgimento dell'incarico. 

Il Commissario dovrà inoltre forniré \tutto il supporto tecnico 


documentale di cui dispone a tutt'oggi.esistente così come: 


- concessioni edilizie, nulla Osta, autorizzazioni, permessi e 


quant'altro previsto da parte degli Enti preposti; 


- rilievo scientifico ed» indagini diagnostiche conoscitive del 


Palazzo Pirelli, sue pertinenze e luoghi adiacenti; 
- materiale storico è di archivio; 


- progetti originari, realizzati ed in corso di realizzazione, 


architettonici, strutturali ed impiantistici; 


- tutti gli atti predisposti dalla Direzione Lavori alla data di 


s@ttoscrizione del presente atto; 
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5. RESCISSIONE DELL'INCARICO 


Nel caso di interruzione dell'incarico da parte del Commissario 
Delegato all’Arch. Francesco Angarano spetteranno i compensi 
maturati alla data di risoluzione calcolati secondo i criteri degli artt. 


10 e 18 della Tariffa professionale. 


Il professionista incaricato avrà facoltà di risolvere anticipatamente 
il presente atto, che viene ora per allora accettatà, dalle parti, 
dandone preavviso di un mese al Commissario Delegato. In tale 
caso al professionista spetteranno i compensi maturati alla data di 
risoluzione detratto un importo pari al 25%. 

10. CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia, di natura ‘tecnica, amministrativa o 
giuridica, che dovesse insorgere tra dé parti in relazione al presente 
disciplinare e che non dovesse essère definita bonariamente tra le 


parti stesse, sarà competente esclusivamente il foro di Milano 
11. SEGRETEZZA 


Dovrà essere osservato .ilkSegreto nei confronti di qualsiasi persona 
non autorizzata dal Commissario Delegato per quanto riguarda 
fatti, informazioni» cognizioni, documenti ed oggetti di cui 
l'incaricato fosse )venuto a conoscenza o che fossero stati 


comunicati dalCommissario Delegato in virtù del presente incarico. 


Previa autorizzazione del Commissario Delegato il professionista 
avrà il diritto di utilizzare i termini del presente disciplinare come 


referenze professionali, anche per eventuali pubblicazioni. 
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12. SCIOGLIMENTO PRECEDENTE DISCIPLINARE 
Con la sottoscrizione del presente atto si. considera 


consensualmente sciolto tra le parti, ai sensi del disposto dellart. 
1372 comma 1 C.C. il disciplinare d'incarico giusta ordinanza 
Commissariale n. 170/2004, senza che il Professionista abbia nulla 
a pretendere se non il compenso a tutt'oggi maturato«per le 


prestazioni effettivamente rese, 


Letto, approvato e sottoscritto 


D'Ordine del Commissario Delegato ILProfessionista 
Il Soggetto Attuatore Arch.-Francesco Angarano 


Dott.ssa Rita Amabile 
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ORDINANZA 10 agosto 2004. 


Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidata alla Società Eleca S.p.A. - contratto n. Racc. 
CD 77/04. Liquidazione del 4° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004. (Ordinanza n. 186): 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


a con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emerdenza nel teiritorio 
cella città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 Ainò al 31.12.2003, con 
DPCM dei 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a 
intro il 30 novembre 2004 - in relazione azli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


a con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominat&rCommissario Delegaro per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indiffcribili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 

e l’art. 3 della predetta Ordinanza consente al Cémmissario, nell’attuazione degli 
interventi, di derogare all’art.28 della leggé \DI febbraio 1994 n.i09 e ealie norme 
regolamentari ad esso correlate: 

a con Ordinanze dei Presidente del Consigno dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato Part. 1 comia 1 della citata ordinanze 3219/02, nominando Comimissario 
Delegato !1 Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
Gi un Soggetto Atiuatore cui affidareNSpecifici settori di intervento diretti al superamento 
della predetta situazione emergenziale; 


e con Oidiuanza Commissariate n. 180 del 2 agosto 2004 è stato norrinato ii nuovo 
Soggetto Attuatore identifeandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa 
Contratti Patrimonio = Sefviîzi Operativi della Regione Lombardia — dott.ssa Rita Amabile - 


investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di 
Responsabile dei Lavori 


RICHIAMATE ie sesuert Ordinanze Commisseriali : 
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o n. S dei 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restaurò e al 
recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali 
identiticati con le lettere B e C, 

e n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamenio alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai 
sopramenzionati lotti B e C; i 

en. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato 
speciale relaiivo ai lotti B e C e inerenti le finiture; 


PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di recupero funzionale in 
argomento — identificato con il n. racc CD 77/04 — avvenuta in data 24marzo 2004; 


e ia documentazione contabile relativa ei lavori eseguiti atùitto il 31.05.04 presentata dalla 
Direzione Lavori con nota del 26 luglio 2904 protocoliata dalla Gestione 
Coremissariale il 26 luglio 2004 K1.2004.8001726: 
ificato di pagamento n 
del Vrsesima nto în .. 5a agosto 2004. 
» lafettara presentata dalla Società Eleca n. 401234 del 31.07.04 di importo pari a €. 


A 


500.520.00= emessa a seguito del sopra citat0\Certificato di pagamento; 


(i) 
è) 
n 
.. 


4 relativo al corrispondente S.A.L. firmato dal Resnonsabile 


RITENUTO di dover liquidare a favore di Elecamspa l’importo di € 500.520,00= Ri inclusa in 
reiezione alio Stato di Avanzamento Lavori n. ® del contratto sopra richiamato ; 


RISPONI 


per i motivi in premessa addotti di licuidaré mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Comunissariale l'importo di €.500.520)60 a saldo delia fattura n.401234 del 31.07.04 emessa 
ialla società Eleca esecutricè dei lavori di cui al contratto RACC.CD 77/04 in ragione del 
Certificato di pagamento n. 4 perdavòri eseguiti a tutto il 31 maggio 2004 , accreditandu 
‘importo con Bonifico Bancariosù! c/c 000008674180 CIN M CAB 51062 ABI 03069 presso 
Istituto di Credito Banca Intesa 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


_ 45 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ORDINANZA 10 agosto 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Liquidazione del SAL n. 33 per lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004. (Ordinanza 
n. 187). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DFCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza ne! territorio 
ciila città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino ai 31.12.2003. con 
DPCOM dei 19 dicembre 2003 al 39 giugno 2004 e con successivo DPCM el 9 luglio 2004 
a tutto il 50 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che na 
interessato i giorno 13 aprile 2002 ia sede deila Regione Lombardia; 


e con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro, dell’Inierno — Delegato per 
ccrdinamento della Protezione Civile — ha nominato’ Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indirferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio, dèi Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato ii Presiconto delia Regione Lombardia e conferendo allo siesso facoltà di 
avvalersi di un Sceggette Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti ai 
superamento dsila predetta situazione emergenziale; 


ti 


(62) 


a» con Crdinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della 
Direzione Generale “Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile; sa 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione*Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito-=della Gestione 
Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già \iw essere prima 
dell'’Evento del 15 aprile; 

> la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione 
Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in 
essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato “A"della delibera; 

>» l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003.4di recepimento della 
sopramenzionata DGR n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione incapo al Commissario Delegato 


del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta zieca 
s.p.a. - incluso nel citato allegato “A” - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici 
del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003; 


e la documentazione contabiie relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004 
presentata dalla Direzione Lavori con nota del 12 luglio 2004 prot. B1. 2004.0067708 
e il certificato di pagamento n. 33 felativo al corrispondente S.A.L, firmaio dal 
Responsabile del Procedimento in data 30 luglio 2004; 
. « la fattura presentata dalla società Eleca n. 401265 dei 31.07.04 di importo pari ad € 
1.027.386,00= IVA inclusa, emessa a seguito del sopracitato Certificato di 
Pagamento; 


RITENUTO di dover liquidare a-favore di Eleca S.p.a. l'importo di € 1.027.386,00= in 
relazione allo Stato di Avanzameltio n. 33 riferito ai iavori di cui al contratto n. 3371/UR del 
1998; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
liquidare mediante i. foridi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 
1.927.386,00= IVA indlusa a saldo della fattura n. 401265 del 31.07.04 emessa dalla società 
Eleca esecutrice ‘dei lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998 a seguito delia 
sottoscrizione del\Certificato di Pagamento n. 33 per lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 17 agosto 2004. 


Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto 
stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77 del 24 marzo 2004. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta Leke 
Kronaj per lavorazioni rientranti nell’unica categoria di appalto OGI. (Ordinanza n. 188). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato \di emergenza nel 
territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 
2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 
2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tuttosit30 novembre 2004 - in 
relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento chéha interessato il giorno 18 
aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


+ con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha néminato Commissario Delegato per 
la realizzazione degli interventi urgenti edLindifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Perscnaie della Regione 
Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Gonsiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamentòoxdelia predetta situazione emergenziaie; 


a con ordinanza commissariale”n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Attuatore aldirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
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e Servizi Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa>Rita 
Amabile; 


RICHIAMATE !e seguenti Ordinanze Commissariali : 
e n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al 
| restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai 
lotti funzionali identificati con le lettere B e C; 
e n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui 
ai sopramenzionati lotti B e C; 
e n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione” delle modifiche al 
capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture; 


PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente idavori di recupero funzionale 
in argomento — identificato con il n. racc CD 77/04 — avventutà in data 24 marzo 2004; 


VISTA 

e la nota del 29 luglio 2004 — protocollata della. Gestione Commissariale in data 2 
agosto 2004 n. K1.2004.0001784 —- conda,quale la società Eleca S.p.A. ha 
formalizzato istanza di autorizzazione di/subappalto a favore della Ditta LEKE 
KRONAJ con sede in Bollate (MI) per lavori rientranti nell'unica categoria di 
appalto OG1 consistenti nell'esecuzione. di opere murarie per un importo pari ad 
€ 17.000,00=; 

e la documentazione prodotta a supporto dell'istanza autorizzatoria in argomento; 


RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione, di autorizzare il 
subappalto stipulato da Eleca S.p.A-eoh la ditta LEKE KRONAJ; 


DISPONE 
Art. 1- per le argomentazionivin premessa addotte, che si intendono integralmente 
ritrascritte , di autorizzare ihfsubappalto stipulato dalla società Eleca S.p.A. di Cantù con 
la ditta LEKE KRONAJ con-sede in Bollate (MI) per lavori rientranti nell'unica categoria 
di appalto OG1 consisteNtrnell'esecuzione di opere murarie; 


Art.2- di dare atto che l'importo del subappalto ammonta ad € 17.000,00= 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Liquidazione compensi professionisti per la realizzazione del centro congressi l’ex auditorium del Palazzodella Regione 
Lombardia. In riferimento al SAL n. 6 e SAL n. 7. (Ordinanza n. 189). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti%vall’evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, attutto il 30 giugno 2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 
2003, con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza.n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento 
della situazione emergenziale, 


e con Ordinanza Commissariale n. 180 del'2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità Organizzativa 
Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio” 
— date le dimissioni rassegnate dal sig. Guido Della Frera, precedentemente 
nominato giusta ordinanza n.158 del 15.07.04; 


VISTA la nota del 22.11.2002 con la-quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei“Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva 
dell'Ordinanza n.32/02, ritenéndo dover ricomprendere nell'ambito della Gestione 
Commissariale la totalità degli’interventi di restauro e recupero già in essere prima 
dell’Evento del 18 aprile 2002, 


PRESO ATTO: 
e dell'Ordinanza Commissariale n.17 del 04.03.03 di recepimento della delibera 
regionale n. 12005<del 07/02/2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia 
dispone di attivare la procedura di cessione dei contratti in essere prima del 18 aprile 
2002 a favore del\Commissario Delegato, contratti tutti indicati nell'Allegato “A” della 
delibera; 
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e della sottoscrizione dell'atto di successione relativo al contratto rep. N.3724/0*, 
incluso nel citato allegato “A” e stipulato con l'A.T.l. La Manutenzione s.r.. — Életa 
S.p.A. per la realizzazione del Centro Congressi presso l'ex Auditorium del Palazzo 
della Regione Lombardia; 


RICHIAMATE: 


e l'ordinanza commissariale n. 136 del 14/06/2004 al quale si liquida lo Stato di 
Avanzamento Lavori del 15.03.2004 n.6 emesso dalla Direzione Lavori e del relativo 
certificato di pagamento in data 07.06.2004; 


e l'ordinanza commissariale n. 169 del 26/07/2004 al quale»si liquida lo Stato di 
Avanzamento Lavori del 17.04.2004 n.7 emesso dalla Direzione Lavori e del relativo 
certificato di pagamento in data 21.07.2004, agli atti della‘Gèstione Commissariale; 


VISTA le fatture emesse da Corvino+Multari Architetti Associati: 
e n. 18/04 del 17.06.2004 di importo pari a €.85.680,00=, per prestazione 
professionali rese in riferimento al 6° Sal. 
e n. 21/04 del 28.07.2004 di importo pari.a\€42.840,00=, per prestazione 
professionali rese in riferimento al 7° Sal. 


RITENUTO per le ragione più sopra evidenziata, di liquidare le suddette fatture, 
riscontrata la regolarità delle stesse; 


DISPONE 


per i motivi in premessa addotti.e\che si intendono integralmente riprodotti ,di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale, le seguenti fatture: 


sid 


as Corvino+Multari Architetti Associati n.18/04 del 17.06.2004, di importo pari a 
85.680,00= 
e Corvino+Multari Architetti Associati n.21/04 del 23.07.2004, di importo pari a € 
42.840,00= 
IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 
Banco di Napoli = ag. 38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 — CAB 3438. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del piazzale Collina, rampe interne e coperture dei corpi bassi'comprese i 
cavedi delle Palazzine Galvani e Pirelli del Palazzo della Regione Lombardia. (Lotti A - D) liquidazione compensi professionali 
in riferimento al SAL n. 2. (Ordinanza n. 190). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza neMetritorio della città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha\interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 
e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con 
la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7rgiugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale, 


e con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore 
alla Dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità Otganizzativa Contratti Patrimonio e Servizio 
Operativo della Direzione Generale “Risorse e_Bilancio” — date le dimissioni rassegnate dal 
Sig. Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04; 


RICHIAMATE: 


e ordinanza commissariale n. 170. del 04.12.03 di validazione del progetto esecutivo 
relativo ai cosiddetti “Lotti A-D” ingrehte il restauro e risanamento della copertura, paino 
carrello e 31 piano torre, nonché del piazzale collina, rampe interne, copertura e cavedi 
corpi bassi; 


e dell'ordinanza n. 185 delN7.12.03 del conferimento d'incarico mediante affidamento 
diretto al raggruppamento,temMporaneo d'imprese tra Grassi & Crespi Srl 


e Marcora Costruzioni Spay 


e della sottoscrizione del contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo Grassi 
& Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA avvenuta in data 09.03.2004, 


e del verbaledi consegna lavori del 17.12.03. 
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DATO ATTO della liquidazione del SAL (Stato di Avanzamento Lavori) del 17.04.2004.h 2 
relativo ai cosiddetti “Lotti A — D” effettuato a mezzo di Ordinanza Commissariale n.147 del 
21.06.2004; 

VISTE le sotto indicate fatture del presentate dagli Architetti Sarno Renato e Multari Giovanni, a 
norma del disciplinare d'incarico in riferimento al S.A.L. n.2 dei “Lotti A - D” qualercompenso 
per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 


e emesse da Renato Sarno Architetto n. 16/2004 del 26.05.2004, di itrporto pari a € 
40.372,00=, IVA e ritenute d'imposte comprese. Lotto A 


e emesse da The Renato Sarno Group s.r.l. n. 20/04 del 26.05.2004, di importo pari a € 
9.895,10=, IVA comprese. Lotto A 


e emesse da Corvino+Multari Architetti Associati n. 16/2004 del 2605.2004, di importo pari a 
€ 19.954,25= IVA e ritenute d'imposte comprese. Lotto D 


e emesse da Renato Sarno Architetto n. 18/2004 del 26:05.2004, di importo pari a € 
19.954,25=, IVA e ritenute d’imposte comprese. Lotto D 


e emesse da The Renato Sarno Group s.r.l. n. 22/04 del 26.05.2004, di importo pari a € 
9.781,50=, IVA comprese. Lotto D 


RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate,.di liquidare le suddette fatture, riscontrata la 


regolarità delle stesse; 
DISPONE 


per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente riprodotti, di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale, giusta ordinanza n.170/2003 a 
saldo delle seguenti fatture emesse a fronte di prestazioni professionali da liquidare a norma del 
disciplinare d'incarico sottoscritto tra progettisti e la Gestione Commissariale: 


e Corvino+Multari Architetti AssOciati n. 16/04 del 26.05.2004, di importo pari a € 19.954,25= 
IVA e ritenute d'imposte comprese? accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di 
Napoli — ag. 38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 — CAB 3438. 


e Renato Sarno Architetto.due fatture n. 15/04. e 18/04 del 26.05.2004, per un totale d' 
importo pari a € 60.326,25=; IVA e ritenute d’imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c 


bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano — ABI 01030 - CAB 01606. 
e The Renato Sarno\Group s.r.l. due fatture n. 19/04 e 21/04 del 25.05.2004, per un totale 


d’importo pari a €-19:676,60= IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 
Monte dei Paschî diySiena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 — CAB 01606. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Interventi di restauro e di recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della*Giunta Regio- 
nale Lombarda, in via F. Filzi, 22 - Milano. Liquidazione compensi professionali in riferimento al SAL n. 5. (Ordinanza n. 191). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha.interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 
e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n43288 del 27 maggio 2003, con 
la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale, 


e con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato\cohferito incarico di Soggetto Attuatore 
alla Dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio 
Operativo della Direzione Generaie “Risorse e Bilancio" — date le dimissioni rassegnate dal 
Sig.Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04, 


PRESO ATTO: 
e dell'ordinanza n. 5 del 27.01.03 di/approvazione della procedura negoziata per 
l'affidamento dell'appalto integrato relativo al restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e 
sue pertinenze 
e dell'ordinanza n. 21 del 12.03:03) di aggiudicazione dell'appalto medesimo a favore 
dell’Associazione Temporanea d'impresa ISA SpA — Grassi & Crespi Sri e Marcora 
Costruzioni SpA; 
e della sottoscrizione del contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo iSA 
SpA, -— Grassi & Crespi Sri esMarcora Costruzioni SpA avvenuta in data 03.04.2003. 
e del verbale di consegna lavori del 24.03.2003. 
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DATO ATTO dello Stato di Avanzamento Lavori del 17.04.2004 n. 5 emesso dalla Direzione 
Lavori e del relativo certificato di pagamento n. 5 del 17.04.2004 agli atti della Gestione 
Commissariale: 


VISTE le sotto indicate fatture presentate dagli Architetti Sarno Renato e MuitafivGiovanni, a 
norma del disciplinare d’incarico inserito nella Raccolta CD 12/2002, in riferimento )al S.A.L. n.5 
quale compenso per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione: 


e emesse da Corvino+Multari Architetti Associati n. 13/2004 del 10.05.2004, di importo pari a 
€ 56.670,12= IVA e ritenute d'imposte comprese. 


e emesse da Renato Sarno Architetto n. 13/2004 del 10.05.2004, di importo pari a € 
56.670,12=, IVA e ritenute d’imposte comprese. 


e emesse da The Renato Sarno Group s.r.l. n. 18/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 
27.779,47=, IVA comprese. 


RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la 
regolarità delle stesse; 
DISPONE 


per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente riprodotti ,di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale, a saldo delle seguenti fatture: 


e Emesse da Corvino+Multari Architetti Associati n. 13/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 
56.670,12= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 
27/2259 Banco di Napoli — ag. 38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 — CAB 3438. 


e Emesse da Renato Sarno Architetto n. 13/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 
56.670,12=; IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 
7587.68 Monte dei Paschi di Siertà-Ag. 6 di Milano — ABI 01030 - CAB 01606. i 


e Emesse da The Renato/Sarno Group s.r.l. n. 18/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 
27.779,47= IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di 
Siena Ag. 6 di Milano, ABITO1030 — CAB 01606. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Lavori di fornitura ed installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei°vani tecnici e 
sistema spegnimento incendi. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta SYS-COM S.p.A. per lavori rientrariti nell’unica 
categoria di appalto OS30. (Ordinanza n. 192). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 
PREMESSO CHE: 


e cen DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato fo stato di emergenza nei territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino ai 31.12.2063, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivoDPCM del 9 iugiio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


è con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro, dell'Interno — Delegato ner il 
oordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Deiegato per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
Assessore agli Affari Generali e Personare della Regione Lombardia (art. i); 


es con Ordinanza dei Presidente del Consiglio\dei Ministri n. 3288 dei 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordin&nza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo ailo stesso facoltà di 
avvatersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n, 480 del 2 agosto sli è stato conferito incarico di 
Soggetto 

Attuatore al dirigente dell'Unità Ofganizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della 

Direzione Generale “Risorse e Bilancic", dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA: 


» la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione“*Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale ia 
complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli 


l'ordinanza commissariaie n. 60 dei 11 marzo 2004 con ia quale sono stati affidati 
alla società Eieca i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con 
gestione intelligente, cilmatizzazione dei vani tecnici \e/ sistema spegnimento 
incendi. 


NI 


DATO ATTO della sottoscrizione dei contratto — RACC.CD 87/04 - formalizzata in data 15 
giugno 2004; 


s la nota del 10 agosto 2004 - ricevuta dalla gestione Commissariale in data 11 agosto 
2004 prot. K1.2004.0001834 - cor la qualesaSocietà Eleca S.p.A ha formalizzato 
istanza di autorizzazione di subappalto a favore della ditta SYS-COM S.p.A. di 
Bergamo per lavori rientranti nell’unica categoria d'appalto OS 30 di importo pari ad € 
37.00C,00=, consistenti nella realizzazionexa regola d’arte di impianti elettrici; 


* la documentazione allegata a cciredo della suddetta istanza; 


ENUTO . in ragione della regolarità della documentazione ‘prodotta , di ailtorizzere il 
subappalto a favore dela Società perAzioni SYE-COM con sede in Bergamo, 


DISPONE 


1. perle argomentazioni in bremessa addotte e che si intendono integralmente riportaie, 
gi autorizzare il subappalto stipuiato dalia Società Eieca s.p.a di Cantù — affidataria dei 
lavori di tonica a di insianazion a del cablaggio strutturato con gestione intelligente , 
climatizzazione deiwani tecnici e sistema spegnimento incendi ai sensi dei contratio 
RACC.E 0 87/047: O ‘a favore della società SYS-COM con sede in Bergamo per 
esecuzione dhavori consistenti nelle realizzazione a regoia d' site di impianti esettrici , 
rientranti nellunica categoria di appalto OS30; 

2. di dare attòrche l'importo dei lavori auiorizzati ammonta ad € 37.0G0,00=. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Liquidazione in favore dell’arch. Francesco Angarano del compenso in qualità di responsabile tecnico a suppoftodel R.U.P. - 
periodo dal 12 maggio 2004 al 30 luglio 2004. (Ordinanza n. 193). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza,nelberritorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento.ché'ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2093, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30/giùgno 2004 e con ulteriore 
DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, 
con ia quale, a parziale modifica deil’ Ordinanza n. 3219, del 7 giugno 2002, il Presidente 
della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti? al superamento della situazione 
emergenziale, 


e con Ordinanza commissariale n. 180 del? agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Riva Amabile; 


RICHIAMATA Porcinanza commissarialé n. 170 in data 26/07/2004 con ia quale si 
nominava l’arch. Francesco Angarano responsabile tecnico a supporto dei Responsabile 
Unico del Procedimento approvando gel contempo lo schema di disciplinare d'incarico; 


ACCERTATO CHE: 
-  ildisciplinare d’incaricoè/stato sottoscritto dalle parti in data 26/07/2004 
-  Part.5 dello stesso prevede la corresponsione del compenso in quote mensili di Euro 
43.000,00= da corrispondersi posticipatamente ad eccezione di quello relativo al 
periodo 12.05.2004 al 30.06.2004 ammontante ad Euro 64.000,00= oltre IVA c 
contributo INARCASSA, da corrisnondersi contestualmente alla rata di lugiio 2004: 
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VISTA la parcella proforma n.3/04 presentata dall’arch. Angarano in data 30.07.2004-per 
l’importo di Euro 107.000,00= oltre IVA e contributo INARCASSA relativamente ai periodo dal 
12.05.2004 al 31.07.2004; 


RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione in favore dell’arch.Angarano dell’importo 
complessivo di € 109.568.00=comprensivi di IVA e contributi, al fine di onorare) gli impegni 
contrattualmente assunti e valutata la regolarità della parcella; 


DISPONE 


Di liquidare in favore dell’arch. Francesco Angarano l’importo complessivo di € 109.568,00 
IVA e contributi compresi a saldo delle parcella proforma n.3 del 30/7.2004 a titolo di compenso 
per l’attività di responsabile tecnico a supporto del R.U.P. periodo da 2.05.2004 al 31.07.2004, 
giusta incarico affidato con Ordinanza n.170/2004, mediante i >fondi a disposizione della 
Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Ricostruzione della Biblioteca Giuridica della Direzione generale Presidenza a seguito dell’evento del 18 aprile 2002 subito 
dal Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale Lombarda. Liquidazione di fatture a favore della libreria dott. De Biasio 
«AEIOU» di Milano. (Ordinanza n. 194). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
a con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel‘territorio della città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che hà, interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002.è stata disposta daroroga fino al 31.12.2003. 
con DFCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 grugno 2004%e con ulteriore DPCM del 9 
lugiio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004; 


«con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con 
la quale, a parziale modifica deli’ Ordinanza n. 3219%del 7 giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissarie Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Atiuatore degli intervenu diretti al superamento della situazione emergenziale, 

e con Ordinanza commissariale r. 180 dele? agosto 2004 è stata numinata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 ia dr.ssa Rita AGmebilo; 


RILEVATO che nell'evento del 18.4.2002 fono andati distrutti sia la maggior parte dei testi 
giuridici, e parte dell'arretio presso fa Bibli oteca Giuridica della direzione generale Presidonza — 
UO Legale e Avvocatura; 


PRESO ATTO della nota prot. al 2005.0061402 del 11.12.2003 della UO Legale e Avvocatura 
di richiesta ad iritegrazione di acQuisti sia di apriicativi, di testi giuridici nonché di articoli di 
arredo spec ifici per la Biblioteca Giuridica, anche finalizzati alla ricostituzione dell'hardware e 
software distrutti a seguito dell’incidente del 18/04/2002. 
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VALUTATO a seguito di ricerca di mercato i preventivi, si è provveduto a trasmettere l'ordine 
di acquisto, con nota del 28/01/2004 (protocollo K1.2004.0000198), agli atti della Gestione 
Commissariale, alla Libreria Dott. De Biasio “AEIOU” di Milano, per la fornitura Xi testi 
giuridici ; 


VISTE le fatture di seguito indicate, emesse dalla Libreria De Biasio: 
e N.1058 del 24.06.04 di € 82,26= iva inclusa 

e N.1059 del 24.06.04 di € 264,00= iva inclusa 

e N.1168 del 12.07.04 di € 47,46= iva inclusa 

e N.1169 del 12.07.04 di € 384,00= iva inclusa 


DATO ATTO del benestare alla liquidazione delle fatture sopra/4ridicate, espresso dalla UO 
Legale e Avvocatura, con nota del 26.07.2004 (prot. A1.2004.0039144) agli atti della Gestione 


Commissariale; 


RITENUTO di dover liquidare alla Libreria De Biasio dà Milano l’importo complessivo 
di € 777,72= per le fatture richiamate, riscontraie le regolarità delle stesse, 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della Libreria Dott. De 
Biasio “AEIOU” di Milano, l’importo complessivo di € 777,72= a saldo delle fatture: 

o N.1058 del 24.06.04 di € 82,26= iva inclusa 

e N.1059 del 24.06.04 di € 264,00= iva inclusa 

e N.1168 del 12.07.04 di € 47 ,46= iva inclusa 

e N.1169 del 12.07.04 di € 384,00= iva. inclusa 

per la fornitura di testi giuridici e raccolte di riviste in cd-rom per la Biblioteca Giuridica della 
direzione generale Presidenza, aecrèditando l’importo sul c/c bancario N. 2249 BANCA 
POPOLARE DI MILANO, AGON%Y 8 — VIA MERAVIGLI 2 — MILANO - ARI 5584 — CAB 
1618— CIN B. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombar- 
dia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3627/UR del 27 luglio 2000. Liquidazione del SADn. 11 per lavori 
eseguiti a tutto il 15 maggio 2004. (Ordinanza n. 195). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2092 e stato dichiarato lo stato di emergenza nei territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo"DPCM del S luglio 2004 
a tutto ii 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato !l giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


+ con Ordinanza del 7 giugno 2902 n. 3219 il Ministre dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento delta Protezione Civile - ha nominato’ Commissario Delegato per la 
re va izzazione ono: interventi urgenti eg indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio\dei Minisiri n. 3288 dei 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo a:io stesso faccità di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emérgenziale; i 


* «on Ordinanza n. 180 de! 2 agostòZ004 è stato conferito incarico di Soggetto 


Attuatote al dirigente dell'Unità Qfganizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi 
della Direzione Generale “Risorse è Bilancio”, doti.ssa Rita Amabiie; 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito -della Gestione 
Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in’essere prima 
dell’Evento del 18 aprile; 

la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione 
Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in 
essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato “A”della delibera; 

>» l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della 

sopramenzionata DGR n. 12005/03; 


w 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in.capo al Commissario Delegato 
de! contratto rep.3627/UR DEL 27.07.00 originariamente stipulato tra Regione Lombardia ed 
Fieca s.p.a. - incluso nel citato allegato “A” - relativo a lavori di completamento inerenti la 
realizzazione delle compartimentazioni antincendio del‘Palazzo deila Regione Lombardia, 
sottoscrizione avvenuta il 10 marzo 2003, RACC.CD 45/03; 


MISTA: 
e ia documentazione contabile per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004, presentata 
dalla Direzione Lavori con nota del 1° luglio 2004 prot. B1. 2004.0064337; 
e ii certificato di pagamento n. 11 relativo a! corrispondente S.A.L, firmato dai 
Responsabile del Procedimento in data 29 luglio 2004; 
e ia fatiura n 407039 di importo pari ad € 262.792,88= IVA inclusa, emessa dalia 
società Eleca a seguito dei sopracitato Certificato di Pagamento; 


RITENUTO di dover liquidare a favore. di Eleca S.p.a. l'importo di €.262.792,88 = in relazione 
allo Stato di Avanzamento n. 11 per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004 ai sensi del 
contratto n. 3627/UR del 2000; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa adactie e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissanale l’importo di 
€ 262.792,88 = comprensivo di IVA a saldo delia fattura n. 401039 emessa dalla società 
Eleca a seguito del certificato di pagamento n. 11 per lavori eseguiti a tutto il î5 maggio 2004 
in ottemperanza degli obblighi di cui al contratto n. 3627/UR del 27.07.00. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombar- 
dia. Contratto opere provvisionali n. 3953/Racc. del 13 novembre 2001. Liquidazione del SAL n. 7 per lavori eseguiti a tutto il 15 
maggio 2004. (Ordinanza n. 196). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2092 è stato dichiarato lo stato diemergenza nel territorio 
cella città di Milano -. prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successive DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto i! 30 novernbre 2004 - in relazione agli ingenti danni consequenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 ii Ministro dell’Interne — Delegato per il 
Coordinamerto della Protezione Civile — na nominato Commissario Delegato per la 
calizzazione degli interventi urgenti ed indifferibilidfinalizzati a fronteggiare l'emergenza 
Assessore agli Affari Generali e Personale delie Rggione Lombardia (art. 1); 


è con Ordinanza del Presidente cei Consiglio\dgi Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
medificato l'art. 1 somma 1 asila citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Deiegaio il Prasidenie deiia Regione Lombardia e conferendo allo stesso faccita di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
suneramento della predetta situazione ernergenziale; 


è con Ciuinanza n. 180 del 2 agosi®2004 è stato conferito incarico di Soggetto 


Attuatore al dirigente dell'Unità Ofaanizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi 
gelia Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, doti.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione €ivile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02. ritenendo di dover ricomprendere. nell’ambito della Gestione 
Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recunero del complesso Pirelli, inclusi 
quelli già in essere prima dell'=vento del 18 aprile; 


VISTO il decreto n.4591 del 19.03.04 con il quale la Giunta regionale della Lombardia, 
prenderido atto delia suddetta interpretazione, disponeva la cessionè a favore del 
Commissario Delegato del contratto n. rep.3953/RCC del 13.11.6417 successivamente 
formalizzata con contratto n. RACC.CD 78 del 24 marzo 2004; 


DATO ATTO: 
e della documentazione contabile per iavori eseguiti a. tutto ii 15 maggio 2004 
presentata dalla Direzione Lavori con nota del 1° luglio 2004 prot. B1. 2004.006433”; 
e dei certificato di pagamento n. 7 relativo al corrispondente S.A.L, firmato dai 
Responsabile del Procedimento in data 29 luglio 2004' 
» della fattura n. 401040 di imporio pari ad € 7,924,53= IVA inclusa, emessa dalla 
società Eleca a seguito del sonracitato Certificatodi Pagamento; 


RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca Spia. i'importo di €.7.521,53= in relazione 
allo Stato di Avanzamento n. 7 per lavori eseguiti/a tutto il 15 maggio 2004 ai sensi del 
contratto n. rep.3953/RCC; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
liquidare medianie i fondi a disposiziine deila Gestione Commissariale l'importo di 
€.7.921,53= comprensivo di IVA a saido’dena fattura n. 401040 emessa dalla società Eieca a 
seguito dei certificato di pagamento n. 7 per lavori eseguiti a titto il 15° maggio 2004 in 
ottemperanza degli obbiighi di cuisattontrattu n. rep.33955/RCC del 13.11.01. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta 
Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 17 agosto 2004al 17 settembre 
2004. (Ordinanza n. 197). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
a con DPCM dei 3.05.2002 è o dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
de'ia città di Milano, in iuzione i 2 ingenti danni conseguenti live ento che ha 
interessato ii giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


a con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tuttetil 30 giugno 2004 e con 
DPCM dei 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogatassino al 30.11.2004, 


» con Orcinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 
2003, con la uu. a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è statomominato Commissario Delegato con 


ent 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore\degli interventi diretti al superamento 
della situazione emergenziale, 


e con Ordinanza commissariaie n. (‘80 del 2 agosto 2004 è stata nominaia 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 di approvazione dello 
schema di contratto sottoscritto conMa società Strutture Geodetiche Zak Sil in data 
17/12/02 per ia fornitura a noleggio di struttura temporanea per la rialiocazione dell'Aula 
Consiliare dei Consigiio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di 
rappresentanza degli Organi istituzionali; 


EFESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio 
in NECnO - nolificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 

con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della 

sccietà UniCredit Fastoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in 

qualità di cessionaria, iutii i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in 
raomento; 
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ACCERTATO CHE: 

e con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.2.04 in attuazione deldisposto 
dell’art.7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata«chiesta la 
proroga del noleggio della tensostruttura, oltre i 16 mesi contrattualmente pattuiti, 
sino a tutto il 31.1.2005. 

» all'art.3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un importo 
mensile pari a € 23.600,00 oltre alla maggiorazione di € 3.278,87)per le varianti 
espressamente richieste e autorizzate, nonché di € 7.400,00. per assistenza e 
manutenzione, per i mesi successivi al 16°. 


VISTA la faitura n. 21 del 21.7.2004 emessa da Strutture Geedetiche ZAK s.r.l. di € 
41.134,64= IVA compresa, riferito al canone mensile per il periodo dal 17/8/2004 ali 
17/9/2004; 


RITENUTO di dover liquidaretale importo, in favore della società UniCredit Factoring 
S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la Società Strutture 
Geodetiche Zak Srl; 


DISPONE 


per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società 
UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca\di Savoia n.20 - Milano - (Codice Fiscale 
01462680156) l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, a saldo della fattura n. 21 del 
21.07.04 emessa da Strutture Geodetiche Zak Srl quale canone di noleggio per il 
periodo dal 17/8/04 al 17/9/04 relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati l'Aula 
Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nonché gli spazi di rappresentanza 
degli Organi istituzionali. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 agosto 2004. 


Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta 
Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il contratto di gestione e conduzione degli impianti relativi alla struttura temporanea. Trime- 
stre di conduzione dal 17 maggio 2004 al 17 agosto 2004. (Ordinanza n. 198). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
scor DPOM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza ne! territorio 
della ««I9 di Mirano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interess ato ll giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lorfibardia; 


e con sucsessivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2005, con DPCM del 19 uH: 2003, a tutto Sil S0 giugno 2004 e con 
DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogatassino ai 30.11.2004; 


a con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3238 del 27 maggio 
2003, con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente deila Regione Lombardia è stato mominato Commissario Delegato con 
facolià di avvalersi di un Soggetto Attuatore \degli interventi diretti al superamento 
deila situazione emergenziale. 


e con Ordinanza commissariale n. (180 del 2 agosto 2004 è siaia nominata 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 ia dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE: 

«Ordinanza Commissariale n.10) del 7/8/03 di approvazione della procedura 
negoziata di a:tidamento per la fornitura a noleggio di struttura temporanea atta ad 
ospitare l'Aula Consiliare de Consiglio Regionale della Lombardia e degli spazi di 


rappresentanza degli OrgahiRegionali; 
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8 Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 —esperita la suddetta procedura- è>stato 
approvato il relativo contratto di fornitura, sottoscritto dalle Parti il 17/12/02; 


= Ordinanza Commissariale n. 62 del 5/5/03 è stato affidato alla Strutture “*Géodetiche 
Zak Srl il contratto per la gestione e la conduzione degli impiantivrelativi alla 
«struttura temporanea. perfezionato il 17/06/03; 


PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio 
in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milanoin data 31.01.2003 
con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.i. di Desio-tede, in favore della 
società UniCredit Factoring S.p.A. con. sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in 
gualita di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente increlazione alla fornitura in 
argomento; 


A la fattura n. 23 del 31.07.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di € 


v 
1 
degli impianti della struttura temporanea di cui sopra; conformemente a quanto previsto 
dall'art. 3 dei succitato contratto relativamente a! peritdo dal 17/5/2004 al 17/8/2004; 


RITENUTO pertanto di dover liquidare, tale importo, in favore della società UniCredit 
Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta Strutture 
Geodetiche ZAK s.r.l.; 

si i DISPONE 


per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, ai liquidare, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società 
UniCredit Factoring S.p.A. - Via BiaNca di Savoia n.20 - Milano - (Codice Fiscale 
01462680156) l'importo di €18.888,00= IVA compresa, a saldo della fattura n. 23 del 
31.07.04 emessa da Strutture Gecodetiche Zak Sri riferito a n. 20 interventi di gestione, 
nonché per conduzione degli@impianti della strutiura temporanea adibita ad Aula 
Consiliare de! Consiglio Regionale e spazi di rappresentanza degli Orcani regionali, 
relativamente al periodo dal 17/5/2004 al 17/8/2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 27 agosto 2004. 


Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo PirelliContratto sti- 
pulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore di Sirti S.p.A. (Ordinanza n. 199). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCMin data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002%fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con (successivo DPCM del 9 
luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agliringenti danni conseguenti 
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


es con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato”Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio ‘de? Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato i Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 


Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi 
della Direzione Generale “Risorsee Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con la quale ii Dipartimento della Protezione “Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariaiesla complessità 
degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli, 


l'ordirianza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la quale) sono stat! affidati 
alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete Multimediale integrata 
fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno del-Palazzo della Regione 
Lombardia; 


w/ 


DATO ATTO del relativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 2004; 
VISTA: 


e la nota del 15.08. 2004 — ricevuta dalla gestione Commissariale in data 17 agosto 
2004 - con ia cuale Meiroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di 
subappalto a favore di SIRTI S.p.A. per iavori afferenti l'installazione degli apparati di 
rete e del sistema integrato fonia/dati per un importo pari ad € 252.009,00=; 

sla documentazione allegata a corredo della suddeita istanza; 


se 


RITENUTO, in ragione della regolarità della\documentazione prodotta, valutata anche in 
relazione a quanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le lavorazioni 
subappaltabili e al riscontrato rispetto delia soglia del 30% di cui all'art. 30 delia legge 
n.55/90, di autorizzare !l subappalto de quo a favore di SIRTI S.p.A; 


DISPONE 


per le argomentazioni in preméssa addotte e che si intendono integralmente ritrascriite, di 
autorizzare il subappalto stipulato da Metroweb S.p.A. con la società SIRTI S.p.A per lo 
svolgimento delie attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sisiema 
integrato fonia/dati, di importo pari ad € 252.000,00= 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 27 agosto 2004. 


Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli=Contratto sti- 
pulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore della società a responsabilità limitata 
«Mezzi di comunicazione audiovisiva». (Ordinanza n. 200). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e conDPCMin data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato dilemergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 )fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e comsuccessivo DPCM del 9 
luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione aglivingenti danni conseguenti 
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


es con Ordinanza del Presidente del Consiglio, dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l’art. 1 comma 1 della citata ordihanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lémbardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 


Attuatore al dirigente dell’Unità<Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi 
della Direzione Generale “Risofse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministii ha fornito un'interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione CommissarialeÙta complessità 
degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli; 


> l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con ia quale sono stati affidati 
alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete multimediale integrata 
fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno del-Palazzo della Regione 
Lombardia; 


DATO ATTO dei relativo contratto n. RACC CD 86/2004 sottosefitto in data 14 giugno 2004; 


VISTA: 

» la riota del 13.08. 2004 — ricevuta dalia gestione Commissariale in data 17 agosto 
2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di 
subappalto a favore delia Società a /Responsabilità Limitata MEZZI GI 
COMUNICAZIONE AUDICVISIVA ner lavori\ afferenti l'installazione degli apparati di 
rete e del sistema integrato fonia/dati per un irmporto pari ad € 72.900,00=; 

e la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza; 


RITENUTO, in ragione della regolarità delià*docurmentazione prodotta, vaiutata anche in 
relazione a quanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le lavorazioni 
subappaltabili e al nscontrato rispetto delle soglia del 36% di cui all'art. 30 cella legge 
n.55/90, di autorizzare il subappalto e’ quo a favore di MEZZI DI COMUNICAZIONE 
AUDIOVISIVA s.r.l.; 


DISPONE 


per ie argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare il subappalto stipuiato da Metroweb S.p.A. con MEZZI Di COMUNICAZIONE 
AUDIOVISIVA s.r.l.per io Svolgimento della attività riguardanti l'installazione degli apparati di 
rete e del sistema integratò fonia/dati, di importo pari ad €.72.900,00= i 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 27 agosto 2004. 


Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo PirelliContratto sti- 
pulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore di SYS-COM S.p.A. (Ordinanza n. 201). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


» con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e conssuccessivo DPCM del 9 
iuglio 2004 a tutto ii 30 novembre 2004 - in relazione aglifingenti danni conseguenti 
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 ia sededella Regione Lombardia; 


a con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissaric 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti: al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


è con Ordinanza n. 180 del 2 agosta,2004 è stato conferito incarico di Soggetto 


Attuatore ai dirigente dell'Unità Ofganizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi 
della Direzione Generale “Riscrseve Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile: 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione, Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale.la complessità 
degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli; 


> l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la quale sono stati affidati 
alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete-multimediale integrata 
fonie/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno def“\Palazzo della Regione 


Lombardia; 


DATO ATTO del re!ativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottaseritto in data 14 giugno 2004; 


VISTA: 


e la nota del 13.08. 2004 — ricevuta dalia gestione Commissariale in data 17 agosto 
2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha fotritalizzato istanza di autorizzazione di 
subappalto a favore di SYS-COM S.p.A ‘per lavori afferenti l'insiallazione degli 
apparati di retc e del sistema integrato fonia/dati per un importo pari ad € 80.520,00=; 

« la documentazione allegata a corredo delia,suddetta istanza; 


RITENUTO, in ragione della regolarità della documentazione prodotta, valutata anche in 
relazione a quanto dichiarato in sede /di offerta da Metroweb circa le lavorazioni 
subappaltabili e al riscontrato rispetto deila soglia del 30% di cui all'art. 30 delia legge 
n.55/90, di autorizzare il subappalto de quo a favore di SYS-COM S.p.A; 


DISPONE 


per te argomentazioni in premessa adiotie e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare il subappaito stipulato da Merroweb S.p.A. con la società SYS-COM S.p.A per lo 
svolgimento delle attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema 
integrato fonia/dati, di importo pari ad €.80.520,00= 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 27 agosto 2004. 


Liquidazione della fattura n. 401274 del 31 luglio 2004 emessa da Eleca S.p.A. per lavori eseguiti nel periodo damarzo a giu- 
gno 2004 e relativi al contratto di «manutenzione ordinaria e smontaggio pareti mobili nel Palazzo della RegionèLombardia, in 
via Filzi, 22 - Milano». (Ordinanza n. 202). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
a con DPCM del 3.C5.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territorio della ciità di 
Milano, ir relazione agli ingenti danni ccrnseguenti all'evento che ha interessato ii giorno 18 
apre 2002 la sede della Regione Lombardia; 


és con successivo DPCM in data 29.17.2002 è stata disposta la preroga fino al 31.12.2003, 
con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 econ' DP2CM del 8 iuglio 2004 e 
stata uiteriormente prorogata sino al 30.11.2004; 


a con Ordinanza de! Presidente del Consiglio dei Ministri f73288 del 27 maggio 2003, con la 
quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del ‘giugno 2002, il Presidente della 
Ragione Lombardia è stato nominato Comimnissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Atiuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale; 


» con nota dei 22.11.2002 con la quale ii Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza dei Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva deli' Ordinanza 
n.3219/02, ritenendò''di dover’ ricomprendere \nell'ambito della Gestione Commissariale la 
ictalità degli interventi di restauro e recupero gi&in essere prima dell’Evento del 18 apnle 2002 ; 


ès con Ordinanza commissariale n. 180/del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile — dirigente della UO Contratti 
Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio; 


RICHIAMATE 
» ‘POrdinanza commissariale n. 36vYdel 1 


giugno 2004; 
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= la sottoscrizione del contratto stipulato tra le Parti in data 10.03.2004, inserito nello Raccolta 
CD 72/2004; 


VISTA la fattura emessa da Eleca S.p.A. n. 401274 del 31.07.04 di € 13.977,22=4VA' inclusa, 
emessa a titolo di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria riferiti al periodo-marzo-giugno 
2004; 


BATO ATTO dei benestare espresso dal Direttore dei Lavori ittQdata 29.07.04 
prot.81.2004.0072607, agli atti della Gestione Commissariale; 


RITENUTO di liquidare ia fattura sopra citata in adempimento degliobblighi contrattuali ex 
Ordinanza n. 36/2004 stante ia rispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta con quanto pattuito 
contrattualmente. 


DISPONE 


di liquidare, per i motivi in premessa addotti, a favore di ELECA S.p.A. l'imporie di € 13.977,22= 
IVA compresa, a saldo della fattura n. 401274 del 31.07,2004, mediante i fondi a disposizione 
. della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza i1.36/2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 1 settembre 2004. 


Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù per la fattura n. 401091 del 30 giugno 2004 riferita al SAL=m725 di cui al 
contratto rep. n. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 203). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di 
Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 
aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


è con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la*profoga fino al 51.12.2003, 
con DPCHM del 15 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e son DPCM del 9 luglio 2004 e 
stata uiteriormenis prorogata sino al 30.11.2004; 


s con Orcinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2005. cun la 
cuaie, 3 parziale medcifica dell'Ordinanza n. 3219 dei 7 giugno 2002, il Pre iene della 
Regione Lemoardia è stato nominato Corni Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Atiuatore degli interventi diretti al superamento.della situazione emergenziale; 


* con nota del 22.1.2002 con la quaie il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiyiio dei Ministi ha fornito \ur’interpretazione estensiva deli’ Ordinanza 
n.3219/02, ritenendo di dover ricomorendere_ nell'ambito della Gestione Commissariale la 
totalità degli interventi di restauro e recupero sian essere prima dell'evento del 15 aprile 2002 ; 
s con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosic 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 sila dr.ssa Rita Amabile — dirigente della UO Contratti 
Pairimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio; 


RIC HIA (MATE I 
8 ci Commissariale n.170 del 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12005 del 
2.20N03, con la quale la Giunta-della Regione Lombardia disponeva di attivare la procedura di 
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cessione dei contratti per interventi in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario 
Delegato, identificandoli nell’Allegato “A” della delibera, tra cui il contratto Rep. 3371/98 sottoscritto 
con l'Impresa Eieca S.p.A. di Cantù (CO); 

s la sottoscrizione dell'atto di successione è avvenuta tra le Parti in data 03.05.2003; 


DATO ATTO che: 


“con Ordinanza Commissariale n.57 del 03.06.2003 è stata approvata la perizia suppletiva e di 
variante n.7 relativa al contratto in argomento; 


“= con Ordinanza commissariale n. 73 del 25.06.2003 è stata approvata la\perizia suppletiva e di 
variante n.3 relativa al contratto in argomento; 


«con Ordinanza commissariale n. 133 del 08.06.2004 è stata approvata la perizia suppletiva e 
di variante n.9 relativa al contratto in argomento; 


VISTA 

a ja documentazione contabile per lavori eseguiti a tutto il 30.0672004., relativamente ai Certificato 
di pagamento N. 25 per la rata di acconto reiativa ai periododal 1.12 2003 al 30.6.2004 presentata 
galla Direzione Lavori con nota del 7/7/2004 prot.B1.2004.0066063; 


» il Certificato di Pagamento n.25 relativo ai corrispondente SAL, firmato dal Responsabile del 
Procedimento in data 30.06.2004; 


sla fattura n. 401091 del 30.06.04 di € 151.312\11= IVA inclusa emessa da ELECA S.p.A. a 
seguito del sopraccitato Certificato di Pagamenia, 


PRESO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dal Direttore dei Lavori, con nota de! 
07.07.2004 prot.#1.2004.0066063; 


RITENUTO di liquidare ia fattura sopra,Ssecificata, riscontrata ia regolarità della stessa: 


i CISPONE 
per i motivi in premessa addetti a Che si Intendono integralmente ritrascriiti di liquidare mediante i 
fondi a cisposizione della Gestiorie Commissariale, a favore di ELECA S.p.A. l'importo di € 
151,312,11= |VA compissa, a(saldo della fatiura n. 401091 del 30.06.2004, emessa in riferimento 
al SAL n. 25 di cui al contratto rep. n. 2371/98 succeduto in capo al Commissario Delegato per la 
Gestione dell’Emergenza. . 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 3 settembre 2004. 


Affidamento mediante trattativa privata dell’incarico di fornitura arredi dell’aula consiliare alla Società Tecno S.p.A. di 
Varedo. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 204). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nelterritorio de!la città 
di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino'al 30.11.2004, in relazione 
agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha interessato il giorna\18"aprile 2002 la sede della 
Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare”l’emergenza |’ Assessore agli Atari 
Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stessorfacoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale: 


e con ordinanza commissariale n.180 del ?/agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la 
Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo relativo al ripristinte, funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, tra cui 
l'Aula Consiliare del Consiglio Regiotrale della Lombardia; 
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ACCERTATO che: 


> in considerazione dell’urgenza la Gestione Commissariale ha dato corso alla trattativacprivata, ai 

sensi dell’art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. AT punti 5 

e 6 al fine di affidare la fornitura degli arredi per 1° Aula Consiliare; 

cinque società - esperte nel settore — invitate alla procedura hanno provveduto(a campionare e 

inviato le relative offerte che risultano agli atti della Gestione Commissariale; 

> a seguito di attenta valutazione delle campionature in ordine ai requisiti previsti dal progetto 
approvato è delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica preposta’ alla valutazione 
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nonchè delle offerte èconomiche è risultata 
essere più conveniente la prorosta formulata dalla Società Tecno S.p,A. di Varedo (MI), giusta 
relazione presentata dal Responsabile Tecnico a supporto dek ‘Responsabile Unico del 
Procedimento in data 3 giugno 2004; 

* 2 seguito di uiteriore trattativa Intercorsa con la. Società Tecno Skp:A la stessa ha manifestato la 
disponibilità alla sottoscrizione del contratto pei la fornitura in argomento proponendo uno prezzo 
coraplessivo di € 696.757,00.= oltre Iva, giusta offeria del 27.07.2204 ed integrazione del 31 
agosto 2004, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 


v 


x 


RITENUTO di affidare, mediante trattativa vrivata, la forfitura di arredi sopramenzionati alia Società 
TECNO S.p.A di Varedo (MI) provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto: 


DISPONE 


Pa 


Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, a seguito di trettauva privata, alla Società 
TECNO S.p.A. di Varedo (MI) l’incarico di fornitura arredi dell’Auia Consiliare del Consigiio 
Regionale della Lombardia nel Complesso Pirelli per un importo complessivo di € 836.198,40= 
IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al preseite 
atto ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che la liquidazione della spésa verrà effettuata con le modalità previste da! contratto di 
cui al precedente punto 1, diétro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i 
fondi a disposizione della C.S.one Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO DI FORNITURA 
TRA 
Il Commissario Delegato par l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Mia 
Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto 
Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza Commissariale n.180 del 2 
agosto 2004 (di seguito denominato “Commissario Delegato”) 
E 
La società TECNO S.p.A., con sede in Milano,Via Bigli, 22, P.I. 
12550970151, in persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Masci Filippo 
Mario Maria nato a Milano" il 28.04.1970 e residente, per la sua carica, in 
Milano in via Bigli, 22 ( di seguito denominata TECNO S.p.A.”) convengono 
quanto segue. 
1 OGGETTO 
Il Commissario Delegato affida a TECNO S.p.A, che accetta, la fomitura 
degli arredi come da lista allegata della nuova Aula Consiliare e pertinenze 
del Consiglio Regionale della lombardia; 
TECNO S.p.A. si impegnavad eseguire la fomitura degli amedi come da lista 
allegata nel rispetto di.quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato 
speciale degli armediper i lotti B e C per quanto conceme la parte relativa 
all’Aula Consiliare e pertinenze provvedendo altresì a fomire le dovute 
certificazioni di legge e di qualità in conformità alla campionatura presentata; 
2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI TECNO 
TEGNO S.p.A. si impegne au effettuare la fomitura e posa in opera degli 
arredì di cui ai precedente art. ‘1) a perfetta regola d'arte, nonché impegnando 


materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei. 
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TECNO S.p.A. accetta la fomitura alle condizioni tutte contenute nel presente 

contratto. 

Dichiara: 

e diaver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati 
ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la 
natura e l'entità della fomitura commissionata; 

e di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute-nel “Piano di 
Sicurezza “ex D. Lgs. n. 494/96. 

3 DURATA E TEMPISTICA 

Il presente contratto decorrerà dalla data della sua.firma . 

TECNO S.p.A. si impegna a fomire gli aredi/e a completare gii allestimenti 

oggetto del presente contratto nel rispetto\del/cronoprogramma al presente 

contratto, che prevede l'inizio della consegîta e del montaggio a far tempo dal 

5.11.2004 e l'ultimazione del montaggio entro il termine di 25 giomi e, cioè, 

entro il 30.11.2004. Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di differire la 

data fissata per l'inizio del mentaggio degli arredi. Tecno S.p.A. si impegna a 

concludere comunque “allestimento nei 25 giorni successivi alla 

comunicazione con da)guale la Gestione Commissariale formalizzerà il 

differimento del termine suddetto. 

Tale differmentoyion potrà essere, in ogni caso, superiore ai 30 giomi dalla 

data fissata ber l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo 

dal 05.44.2004. 

Qualora detto differimento sia superiore ai 30 giorni, TECNO S.p.A. si riserva 

la facoltà di emettere , entro il 05.12. 2004, regolare fattura per il materiale 

oggetto del presente contratto . | termini di pagamento, previsti nel successivo 


punto 4, decorreranno dalla data della fattura. 
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4 CORRISPETTIVO 

Quale compenso per la fomitura e allestimento oggetto del presente 

contratto, il Commissario Delegato e TECNO S.p.A. concordano il totale 

complessivo di Euro 696.757,00= oltre |.V.A., fisso ed invariato. 

Il compenso sopra specificato verrà corrisposto dal Commissario Delegato a 

TECNO S.p.A, alle seguenti scadenze: 

e 60%alla consegna; 

e 35% al termine del montaggio; 

e 5%a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 
gg. dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalità di cui al 
successivo art. 7. 

| pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giomi fine 

mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale. 

Nel caso di ritardi, TECNO S.p.A potrà eventualmente richiedere la 

corresponsione di interessi di mora'che si stabiliscono nella misura del saggio 

legale di cui all'art. 1284 cod.6iV. 

5 PENALIPERIL RITARIÙ 

Per ogni giomo lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del mon- 

taggio indicato nell'art3 del presente contratto, TECNO S.p.A. corrisponderà 

una penale pari'allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 

Qualora il ritardo superasse di venti giorni il termine di consegna di cui all'art. 

3, il Commissario Delegato procederà alla risoluzione del contratto secondo 

quanto,previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456 cod. 

civysenza che l'nadempiefite abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto 


del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni. 
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6 CAUZIONE 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente 

contratto, ivi incluso il pagamento delle penali, TECNO S.p.A. ha presentato 

cauzione di € 69.675,00= mediante fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà 

svincolata a seguito di esito positivo del collaudo. 

7 COLLAUDO 

Entro 10 giomi dall'ultimazione del montaggio verrà effettuato dai tecnici della 

Gestione Commissariale in contraddittorio con TECNO collaudo della for- 

nitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fomitura 

e la posa degli amedi non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi 

contrattualmente assunti e in conformità dei campioni oggetto dell'offerta, 

TECNO S.p.A. si impegna ad effettuare le sostituzioni o riposizionamenti 

dovuti a propria cura e spese entro ‘20 giomi dalla notifica della contestazione. 

8 RISOLUZIONE 

Ai sensi di quanto disposto, dall'art. 1456 del cod. civ. il contratto si intende 

risolto di diritto: 

a) qualora il ritardo” della fomitura e posa rispetto al cronopogramma 
superassel venti giorni di cui al precedente art. 5; 

b) in caso\diî fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o 
coatta, esproprio, cui sia assoggettata la Società TECNO S.p.A. o per il 
fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o 


concluso transazioni con i propri creditori. 
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9 DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario 

Delegato e TECNO S.p.A. 

=» Offerta TECNO del 27 luglio 2004 ed integrazione del 31 agosto 2004 
(allegato1); 

=» capitolato indicante le specifiche tecniche degli arredi fomiti, computo 
estimativo con i prezzi unitari e complessivi indicati dalla-ditta fomitrice 
(allegato 2); 

= cronoprogramma.(allegato 3) 

Si da atto che TECNO S.p.A. ha preso visioné»del piano di sicurezza e 


pasa 3 TIP til 
j lu 


coordinamento relativo agli interventi sui lott ex D. Lgs. n. 494/96. 

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati 
sopra menzionati, le Parti concordano ‘sin da ora che prevaranno le 
disposizioni contrattuali. 

10 RESPONSABILITA’ 

Ogni responsabilità per dann) di qualungue genere che derivassero a 
persone o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve 
intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di TECNO S.p.A. 

11 FORZA MAGGIORE 

Il mancato adempimento di uria delle parti per causa di forza maggiore non 
potrà alla stessa essere imputato semprechè questa dia immediata 
comunicazione scritta del sorgere della causa stessa. 

L'espressione “forza maggiore” comprende qualsiasi evento che inibisca 


l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e 


controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o 


amministrative emanate nel corso del presente contratto. 
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Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti 
dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto. 
Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento 
di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle 
parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta. 

12. GARANZIA 

TECNO S.p.A. si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei)\mesi dalla data 
di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuità, in garanzia, per 
comeggere tutti i difetti o anomalie di costruzione è-funzionamento non 
riscontrabili in sede di collaucio. 

13.  PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI 

A conclusione della Gestione Commissariale\stabilità per il 30.11.2004 giusta 
DPCM del 9 luglio 2004, qualora non©fosse prorogata con apposito prov- 
vedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la 
Regione Lombardia che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti. 
Qualsiasi convenzione deragativa o complementare al presente contratto 
dovrà essere pattuita perisc:itto e sottoscritta da entrambe le parti. 

14. DIVIETO DI CESSIONE 

Il presente contrattoxnon potrà essere neppur parzialmente ceduto a terzi; 

15  5FOROGOMPETENTE 

Per qualsiasi-controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

16 _ x TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Aissensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento 
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dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

17  SPESECONTRATTUALI 

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di TECNO S.p.A 


Letto, confermato e sottoscritto. 


D'Ordine del Commissario Delegato Tecno S.pA 
1) 
Il Sppgeto! Attu Amministratore Delegato 
peftssa ialy Nei Filppo Marid Maria Masci 
o ii Lg 


Ai sensi di quanto previsto dagli artt 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono 
espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12»13-14-15-16-17. 


D’Ordine del Commissario Delegato Tecno S.p.A. 
Da oggetta Attuatore l'Amministratore Delegato 
1 ‘p 358 RI a Amabile Filippo Maria Masci 


__ 88 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ORDINANZA 3 settembre 2004. 


Lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori del Palazzo della Regione Lombardia e di realiz- 
zazione degli impianti elevatori a servizio dei piani 29, 30, 31 affidati a OTIS Servizi S.r.l. Nomina dell’architetto Francesco 
Angarano a direttore dei lavori. (Ordinanza n. 205). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergénza nel territorio del! 
città di Milano -- prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al(31,12.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM deh9Tuglio 2004 a tutto il 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evénto che ha interessato il giorno 
18 unriie 2002 la sede della Regione Lombardia; 


so con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministre dell’Interno - Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Aftari 
Senerali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02 nominando Commissario Delegato ii Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso, facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con vidinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatorc alia 
dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità/Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operaiuvi 
della Direzione Generale “Risorse e Bilancio” - date le dimissioni rassegnate dal sig. Guide Della 
Frera. precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04; 


ICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 86 del 10.07.03 con la quale è stato dispo 
l’atfidamento direito alla società OTTS SERVIZI s.r.L dell’esecuzione dei lavori di ammodernament 


e 
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sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione Lombardia, nenvhé la 
realizzazione di un riuovo impianto elevatore di collegamento dei piani 29 .30,31; 


DATO ATTO che il contratto stipulato con la società OTIS Servizi s.r.1. in data 6 ottobre2003 - Racc 
CD 55/2003 - all’art. 45 nrevede l’affidamento della Direzione Lavori nonché del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Rita Comi, dirigente della Struttura Ufficio Tecnico regionale; 


ACCERTATO che con Ordinanza commissariale n. 185 in data 9 agosto 2004 è stato conferito 
incarico all’arch. Francesco Angarano della Direzione dei lavori inerenti gli Si; di restauro e 
recupero funzionale in atto sugli spazi interni del Palazzo Pirelli; 

RITENUTO per un miglior coordinamento degli interventi di /dover affidare al medesimo 
professionista anche ia direzione lavori relativa all’ammodernamento/e. alla scstituzione parziale degli 
impianti elevatori di cui al contratto n. Racc. CD 59/2003; 


DISPONE 
Art.] — per quanto in premessa addotto, ci revocare l'îîearico di Direttore dei Lavori relativi 
ul'ammoder mmamento € parziale sostituzione degli impianti elevatori del Palazzo delia Regione 
Lombardia di cui al contratto n. Racc.CD) 59/03 stiputà&9 con OTIS Servizi sini. giusta ordinanza 
coramissariale n ‘86 dei 10.07.03 già conferito alli ing ‘Rita Cora; 
Art.2 — al fine di un miglicr coordinamento di tratti lavori in atto, di conferire all’arch. Francesco 


Angarano. già Diteitore dei Lavori degli interventi di mpristino funzionele degli spazi interni de! 
Palazzo Pirelli, l’incarico di direzione tavori e coòrdinamento per la sicurezza in fasc di esecuzione per 
te cpere sugli impianti elevatori di cui al precedente articolo. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 7 settembre 2004. 


Lavori di fornitura ed installazione del cablaggio srutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei"Vani tecnici e 
sistema di spegnimento incendi, smantellamenti degli impianti esistenti, spostamento della centrale telefonica e dellocale C.E.D. 
Liquidazione SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 15 giugno 2004, contratto Racc. CD87/2004. (Ordinanza n4206). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti” all'evento che ha 
interessato ii giorno 18 arrile 2902 la sede delia Regione Lombardia; 


(e) 


successivo DPC in data 28.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
.12.2093 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003,/a tutto ii 30 ciugno 2004; 


con Ordinanza de! Presiderite dai Consigiio dei Ministri n. 3288 dei 27 raggio 2903, 
con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente cella Regione Lombardia è stato Mfnminato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore\degli interventi diretti ai superamento 
della situazione emergenziale, 


e con Ordinanza commissariale n. 180 dé? agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore sino ai 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile — dirigente delia UOC 
Contratti Patrimonio e Servizi Operativi ciella direzione generale Risorse e Bilancio; 


RICHIAMATA: 
> la nota del 22.11.2002cof la quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
* Presidenza dei Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretaziona estensiva della 


‘Ordinanza n. 3219/07, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la 
complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli; 


I) 
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> l'ordinanza commissariale n.60 del 11 marzo 2004 con la quale sono stati affidati alla 
società Eleca S.p.A. i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con 
gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi; 


PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di fornitura edi installazione 
de! cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vanilteènici e sistema 
spegnimento incendi in argomentc — identificato con il n. racc..CD 87/2004 — avenuta in data 
16 giugno 2004, 


VISTA 


® 


La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tuttoyil 15.06.2094 presentata 
dalla Direzione Lavori con nota dei 14.07.04, /pfrotocollata dalla Gesticne 
Commissariale ii 16.07.04 k1.2004.0001631 


> 


(SI 


Il certificato di pagamento n.1 relativo al S.A.L. firmatordal Responsanile del 
Procedimento ; 


la tattura presentata dalla Società Zlera S.p.aM 401127 dei 14/07/04d'importo vari & 
€ 737.550,92= iva incluse, emessa a,‘seguito del sopra citato Certificato di 
cagamento; 


RITENUTO di dever licuidare a favore della 0Eleca S.p.a. l'importo di € 737.550,52= iva 
inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 del contratto sopra richiamato; 


DISPONE 


par i motivi in premessa addotti diliguidare mediante i fondi a disposizione delia Gestione 
Commissariale | importo di € 767-550,92= iva inclusa a saldo della fattura n. 401127 dei 
14.07.04 emessa dalle società) Eleca ‘S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al' contratto 
RACC.CD 87/04 in ragione (déi Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto ii 
30.06.2004, accreditando l'importo con Bonifico Bancario sul C/C 0090008674180 CIN M 
CAB 51062 ABi 03068 presso l'istituto di Credito Banca Intesa. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 7 settembre 2004. 


Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù della fattura n. 401275, del 31 luglio 2004 (per le prestazioni perla conduzione 
degli impianti eccedenti le ore previste nel capitolato speciale d’appalto per il periodo maggio - giugno 2004) di‘cui’al contratto 
rep. n. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 207) 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPEM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel‘territorio deila città di 
Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 
aprile 2002 ia sede delia Regione Lombardia; 


® . con successivo D?CM in data 29.11.2002 è siata disposta la provoga fino al 31.12.2003 e, 
cen ulteriore DPC det 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27 maggio 20083, con la 
ouale, a parziale modifica dell'Ordinanza ri. 3219 dei 7-giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Comniissario Delégato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamentordella situazione emergenziale; 


e. con nota del 22.11.2002 con la quale ii Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza dei Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva deil’ Ordinanza 
n.3219/02. ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissarizie la 
totalità degli interventi di restauro e recuperc già\messere prima dell'Evento del 15 aprile 2002 ; 


è con Ordinanza commissariale n. 180 ds 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 


Soggetto Altuatore sino al 30.11.2004 alla /dr.ssa Rita Amabile — dirigente della L'O Contratti 
Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio; 
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RICHIAMATE 

e Ordinanza Commissariale n. 17 del 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12005 del 
07.02.2003, con la quale !a Giunta della Regione Lombardia discone di attivare la procedura di 
cessione degli stessi contratti in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario 
Deiegato, identificandoli nell'Allegato “A” della delibera; 


e La sottoscrizione di successione avvenuta in data 03.05.2003; 

s. decreto n.5501 del 02.04.2003 della direzione generale Affari Generali e Personale; 

e Ordinanza Commissariale n.57/2003 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.7; 
s Ordinanza commissariale n. 73/2003 di approvazione della periziaSuppletiva e di variante n.8; 
» Ordinanza commissariale n. 171/2004 di approvazione delia perizia suppietiva e di variante n.9; 


VISTA la faitura emessa da ELECA S.p.A. a valere sul contratto Rep. 3371/98, n. 401275 del 
31.07.2004 per l'importo di € 13.256,61= IVA inclusa. a titelo.di liquidazione per ie prestazioni per 
la conduzione degli impianti eccedenti le ore previste nelkCapitoiato speciale d’Appaitc, periocio 
maggo — 3004; 


DATO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dal Direttore dei Lavori - struttura regionale 
Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale — espresso con nota del 29/07/2004 
protocullo Bi 2904.0072610 agli atti della Gestione Commissariale; 


RITENUTO di liquidare ia fattura sopra Indicata, riscontrata la regolarità della stessa; 
DISPONE 


per i inotivi in premessa addotti e che slintendono integralmente ritrascriiti di liquidare mediante i 
fondi a disposizione .delia Gestione/Commissariale, a favore ui ELECA S.p.A. Fimporto di € 
12,256,61= IVA inciusa per la fattura. 401275 del 51.07.2004 emessa a titolo di liquidazione per 
le prestazioni per la concuzione degli impianti eccedenti le ore previste nel Capitolato speciale 
d'Appalto nel periodo Lr _ è 2004, riferito al contratto succeduto in capo al Commissario 
Delegato Rep. 3371/98 - Mediante accredito sui c/c bancario n. 3674/1 Intesa BCI SpA di Cantù, 
ABI 03069 - CAB 51062: 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 7 settembre 2004. 


Liquidazione fattura a favore di Eleca S.p.A. di Cantù per lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elettfico presso il 
Palazzo della Regione Lombardia, relativi al contratto rep. 3417/01. Pagamento del SAL n. 16 del 29 febbraio 2004. (Ordinanza 
n. 208). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di 
Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 
aprile 2092 la sede delia Regione Lombardia; 


e con successivo DPCI in data 29.11.2002 è stata disposta ia proroga fino al 31.12.2002 e, con 
ulteriore DPCM del 18 dicembre 2005, a tutto il 30 giugno 2004; 


as con Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la 
cuzie, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 de! 7 giugro=2002, il Presidente della Regione 
Lombardia è stato nominato Commissario Deiegato con/Afacoltà di avvalersi di un Soggetto 
Atiuatore degli interventi diretti al superamento delia situazione emergenziale, 


e con Ordinanza commissariale n. 180 dei 2 agoesto\2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore sino a! 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile —/dirigente della UO Contratti Patrimonio e 
Servizi Iperatiy! della direzione generale Risorse e Bilancio: 


. 


VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile cella Presidenza 
dei Consiglio dei Ministri ha fornito ur'interpretazione estensiva dell’ Ordinanza n.3219/02, 
ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito delia Gestione Commissariale !a totalità degli 

interventi di restauro e recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile 2002 ; 
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PRESO ATTO 

» dell'Ordinanza Commissariale n.17 del 04.03.2003 di recepimento della delibera regionale n. 
12005 del 07.02.2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la 
procedura di cessione degli stessi contratti in essere prima del 18 aprile 2002. a, favore del 


UAN 


Commissario De:egato, identificandoli neil'Ailegaio “A”della delibera; 


e della sottoscrizione della successione relativa al contratto stipulato con la Società Eleca di 
Caniù rep. n. 3371/68 elencato nel citato allegato “A”, avvenuta in data 10.032003; 


VISTA la fattura emessa da Eleca S.p.A. N. 409734 del 05.05.04 di € 1%844,08= IVA inclusa, 
emessa a titoio di liquidazione per i lavori di manutenzione straordinariassùll'impianto elettrico a 
pagamento del SAL N.16 per i lavori eseguiti a tutto il 29.02.2004; 


PRESO ATTO del benestare del Direttore dei lavori, espresso con nota del 6.05.2004 prot. 
B1 2004 0035452, conservata agli aîti delia Gestione Commissariale; 


RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.P.A. l'importo.di € 11.844.,08= IVA inclusa a saldo 
della fadura citata, in adempimento degli obblighi confrattualilex Ordinanza n.17/03 e stante la 
rispondenza delle nrestazioni fornite dal Ditta con guanto patilito; 


Pa 


DISPONE 


gi iiquidate, per i motivi in premessa addotti, a favére)di ELECA S.p.A. l'importo di € 11.344,08= 
IVA compresa, a saldo della fattura n. 400734 del 85.05.2004 per il pagamento del SAL N. 16 peri 
lavori eseguiti a tutto il 29.02.2004, accreditando importo con bonifico bancario sul c/c n.8874/1 
intesa BCI SPA Cantù. ABI 03069 - CAB 51062/ mediante i fondi a disposizione dalia Gestione 
Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 7 settembre 2004. 


Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. di oneri relativi al contratto d’appalto di fornitura di lavoro temporaneo per 
la Gestione Commissariale: fattura n. 26531 del 30 luglio 2004 (periodo di riferimento giugno 2004). (Ordinanza n. 209). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

*a con DPCM in data 3 maggio 2902 è stato dichiarato lo stato di emergaànza nei territorio 
delia città di Milano — prorogato con DPOM dei 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con 
ODPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DRCM dei 9 lualio 2 

tutto it 50 novembre 2004 - in relazione ki ingenti danni conseguenti all’evenia che ha 
interessato il giorne 18 aprile 2002 la sede delia Regione Lombardia; 

es con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento delia Protezione Civile — ha nominato Commissario Detegato per !a 
a zione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a ironteggiare l'emergenza 
i Assessore agli Affari Generali e Personale della RegionesLombardia (art. 1); 


e 


“che ai 3 ensi di quanto previsto uall'art. 2 somina 3 della predetta Ordinanza Ministeriale 
io Delegato è stato autorizzato ad avvalérsi di personaie anche fecnico estraneo 


È, 


sn 


O 
= È, 
33 
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ai Ani # ione regionale per un periodo mon superiore alla diraia dello stato di 
emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) delia tegge 
24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per i! relativo conferimento dell'incarico delie deroghe 
nrevisfe dai successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
niodificato l'art. 1..comma 1 della citàta)ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato ii Presidente della RegioneCtombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi gi un Soggetto Attuatore ‘ui ‘affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con Ordinanza commissariale, n. 180 dei 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 ia dr.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA 

e l'Ordinanza commissariale n.2/2002 di conferimento al raggrunpamento temporaneò di 
imprese “Obiettivo Lavoro — Italia Lavora” di Milano incarico per la fornitura di lavoro 
temporaneo; 


» che in data 31.97.02 è stato perfezionato con il raggruppamento medesimoNcostituitosi 
con d.lgs.vo n.358 dei 24.07.92 con atto rep. n. 2566444 del 23.07.02 a rogito dei 
dr.Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la fornitura di unità appartenenti alie 
categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva determinazione commissariale la 
ciel inizione numerica delle figure da richiederci; 


ACCERTATO CHE 

e le esigenze della gestione commissariaia hanno evidenziato danecessità di continuare 
ad avvalersi di personale interinale furnito da Obiettivo Lavoroka far temro dal i gennaio 
2004 e fino al 30.06.2004 apparteriente alle predette categorie professionali, come da 
richieste della gestione commissariale agli aiti della medesima; 


« conformemente alle richieste più sopra chiamate, sono stati forniti seguenti iavoratori 

interinali per il mese di giugno 2004: Bulgareili Monica, Crepaidi Paoio, Dell'Aversana 

Elisabetta, Flores Isabella, Ferretti Annamaria, Mas3:oni Michela. Petrucci Mariagiena, 

So Chiara, Retamar Shirley Pacla, Stabene Nicoletta, Tavazzi Cristina, Todaro Raffaeie, 
disco Angela, Vaccaro Monica Carina, ZappettfiniBarbara e Zerba Elena. 


VISTA la fattura n. 26531 del 30.07.2004 riferita a! periodo di giugno 2004 di € 49. 183, 34= 
VA compresa. emessa da Obiettivo Lavoro. SpA: 


PRESO ATTO del benestare alla liquidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla 
struttura Gestione Economica della QUO Organizzazione e Personale a supporio delia 
Gestione Commissariaie, del 31.8.2004 protocollo B1.2004.0079212. 


RITENUTO di dover liquidare a-favore di Cbiettivo Lavoro ‘SpA l'importo di € 49.183,84= al 
fine di onorare gli impegni cenfrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 e stante 
l'esatto adempimento da parte, del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di lavoro 
temporaneo; 


DISPONE 


di liquidare per i motivi in premessa acctti e che si intendono integralmente ritrascritti 
mediante ! fondi delia Gestione commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di 
Obiettivo Lavoro SpA, l'importo di € 49.183,84= IVA compresa, a saldo della fattura n.26531 
del 30.07.2004 -\periodo di riferimento giugno 2004 - tramite accredito sul conto corrente 
N.01100035148-BANCA UNIPOL — ABI 03127 — CAB 01600 — CIN |. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


__ 98 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ORDINANZA 7 settembre 2004. 


Interventi di restauro, integrazione e di recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della 
Giunta Regionale Lombarda, in via Filzi, 22 - Milano. Approvazione della perizia di variante supplettiva di assestamento finale. 
(Ordinanza n. 210). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


«con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29.11.2002 fino al 31.12.2000, con 
successivo DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004. e con ulteriore DPCM 
del 9 lugiio 2004 sino a tutto il 30.11.2004 — a seguito degli. ingenti danni conseguenti 
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede.della Regione Lombardia, 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato, Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordiftanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità Organizzativa Contratti 
Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio” ; 


PRESO ATTO delle seguenti Ordinanze Commissariali: 
e n. 5 del 27.01.03 di approvazione della procedura negoziata per l'affidamento 
dell'appalto integrato relativo al restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue 
pertinenze; 
e n. 21 del 12.03.03 di aggiudicazione dell'appalto medesimo all'Associazione 
Temporanea d'impresa iSA SpA — Grassi & Crespi Sri e Marcora Costruzioni SpA; 
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ACCERTATO che in data 03.04.2003 è stato sottoscritto il contratto di appalto_coh il 
Raggruppamento Temporaneo ISA SpA, — Grassi & Crespi Srl e Marcora Costrùzioni 
SpA —e che il 23.06.2003 la Direzione Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei 
lavori, come da verbale agli atti della Gesitone Commissariale; 


VISTI gli atti di perizia di variante suppletiva di assestamento finale predisposta dalia 

Direzione Lavori compieta ed, in particolare, ia relazione tecnica riguardante: 

è opere richieste dalla Committenza in ordine all'intervento di restauro sulle facciate 
musive riguardante acquisizione di tessere ceramiche simili &l'originale, nonché 
pezzi speciali d'angolo ctirvi, 

e straicio di lavorazioni sulle facciate musive in corrispondenza delle punte e dei 
parapetti vetrati, compensate da nuove lavorazioni consistenti nella demolizione e 
rimozione della porzione perimetrale dei massetti deicorpi bassi — in quanto 
interferenti con le lavorazioni sulle facciate — fornitura, posa ed assistenza muraria di 

profilato metallico di sostegno della facciata del foyer, lato Audotorium; 

a opere derivanti da prescrizioni inerenti il progetto di prevenzione incendi intervenute 
e resesi necessarie in corso di esecuzione; 

e maggior quantità delle opere relative aiie tessere al fine di garantire di garantire 
uniformità della facciata; 

« la predisposizione di lamiere intetne di finitura e sostegno termosifoni nei bagni 
servizi igienici 

nonché ii quadro riepilogativo ‘dal quale risuita un importo complessivo della maggiore 

spesa di cui alla perizia stessa ammontantè-ad € 156.526,77=; 


RITENUTO di dover approvare la perizia in argomento ed il reiativo aggiornameto del 
quadro #conomico ammontante a complessivi € € 18.883.522,91=: 


DISPONE 


1. Per ie motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate 
di anprovare la perizia’ di variante suppletiva di assestamento finale reiativa 
all'appalto di resiabro, integrazione = recupero funzionale delie facciaie del 
Palazzo Pirelli, costituiti: dalia reazione tecnica di accompagnamento e quadra 
riepilogativo di Spesa, perizia coraparativa , analisi nuovi prezzi, verbale di 
concordamento HRuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, per l'imporio 
complessivo di €156.526,77=0itre agli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 
5.470,82=°cbsì per complessivi € 161.997,59= oltre IVA; 


2. di dare\atto che il nuovo quadro economico a seguito della perizia di cui al 


precedente punto 1 ammonta a complessivi € 18.883.522,91=. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, DI 
RESTAURO E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI 


DEI LUOGHI ADIACENTI - RESTAURO DELLE FACCIATE 


Importo netto dei lavori i.......... €. 11.451.002,58 
Oneri per redazione progetto esecutivo:.................... €. 318.430,69 
Oneri per la sicurezza:......... €. 4400227,91 


Committente: Regione Lombardia — Soggetto Attuatore del Commissario 
Delegato, Sig. Guido Della Frera 
Impresa esecutrice: A.T.I. ISA Spa - Calcinelli ( Eapòogruppo Mandataria) 
Grassi e Crespi S.r.l. — Milano Mandante) 
Marcora Costruzioni Spa Milano (Mandante) 

Progetto: RSG Renato Sarno Group e Corvino + Multari Architetti Associati 

Direzione dei lavori: Arch. Renato Sarto e Arch. Giovanni Multari 

Direzione tecnica A.T.L: Ing. Dieter Bachschmid 

Direzione del Cantiere: Geom: Wladimiro Bertini 

Coordinatore per la sicurezza : Arch. Renato Sarno e Arch. Giovanni Multari 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2 

Premesso: 

- Che con Contratto di Appalto rep. CD 26/2003 del 03.04.2003, venivano 
appaltatirall' A.T.I. ISA Spa - Grassi e Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni 
Spà i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari, occorrenti 
per attuazione degli interventi di restauro, integrazione e di recupero 
funzionale delle facciate dell’Edificio Pirelli e sue pertinenze, sede della 
Regione Lombardia, per un importo di €. 8.162.800,38 al netto del ribasso 


d’asta del 31,051% , oltre Oneri per redazione progetto esecutivo pari a €. 


225.191.27 ed Oneri per la sicurezza pari a €. 296.042,80 , oltre IVA; 
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- Che, rispettivamente , in data 24.03.2003, in data 06.05.2003, in data 
04.06.2003, venivano effettuate, in adempimento a comunicazioni del 
Commissario Delegato, le consegne parziali al fine di consentire l’avvio 
delle opere preliminari necessarie all’esecuzione dei lavori appaltati; 

- Che in data 19.06.2003, con nota prot. K1.2003.0000591 del Soggetto 
Attuatore, veniva autorizzata la consegna definitiva nelle More della 
validazione del Progetto Esecutivo; 

- Che in data 23.06.2003 la Direzione Lavori redigeva il Verbale di 
Consegna, giusto l’Art. 338 della Vigente Legge sui Tavori Pubblici e gli 
art.. 129 e 130 del D.P.R. 554/1999; 

- Che in data 25.11.2003 veniva sottoscritto/è. stipulato dalle Parti 1’ Atto di 
Sottomissione nr. 1 con il quale |’ Appaltatore si impegnava a ridurre i 
tempi di esecuzione delle opere , rispettivamente entro il 18 marzo 2004 per 
la facciata “lato Collina” dell’Edificio Torre, entro il 18 aprile 2004 per la 
facciata “lato Filzi” dell’Edificé Torre , ed entro il 30 giugno 2004 per le 
facciate dei Corpi Bassi; 

- Che in data 08.04.2004, con Ordinanza Commissariale nr. 84/2004 , ii 
Soggetto Attuatore autorizzava la contabilizzazione dei nuovi importi di 
Progetto Esecutivo, a seguito della Validazione dello stesso, 
rispettivamehtè ammontanti a €. 11.451.002,58 per lavori e 
somministrazioni al netto del ribasso d’asta del 31,051% , a €. 318.436,69, 
per*oneri di redazione del Progetto Esecutivo, a €. 400.277,91 per oneri per 
la Sicurezza , rimandando alla successiva sottoscrizione di apposito Atto di 
Sottomissione la contabilizzazione degli importi derivanti da acquisizione 


da parte del Committente di alcuni materiali a piè d’opera ; 
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- Che in data 17.04.2004 la Direzione Lavori redigeva il Verbale di 
ultimazione lavori parziale ( riferito all’Edificio Torre ); 

- Che in data 18.04.2004 i lavori venivano sospesi per consentire 0 
svolgimento dell’evento commemorativo del 18 aprile 2004; 

- Che in data 28.04.2004 i lavori venivano ripresi con apposito, verbale 
portando, per effetto della sospensione, i nuovi termini di ultimazione per i 
lavori riferiti ai Corpi Bassi, al 11 luglio 2004; 

- Chea seguito del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale nr. 84/2004 in 
merito all’acquisizione di materiali a piè d’opera da parte del Committente, 
nonché delle comunicazioni e richieste da parte del Soggetto Attuatore, 
così come meglio specificate nella Relazione di accompagnamento, ed a 
seguito della variazione di alcune opere) come meglio specificate nella 
Relazione di accompagnamento, sè resa necessaria la redazione di una 
Perizia di Variante e Suppletiva, da intendersi come documento finale di 
“Assestamento” nelia quale vengono computati i lavori oggetto di 
variazione, in aumento ©/ diminuzione, rispetto a quelli previsti in 
Contratto; 

- Che per la redazione di detta Perizia di Variante e Suppletiva di 
assestamento_finale, per le lavorazioni non comprese nel contratto, sono 
stati introdotti nr. 17 Nuovi Prezzi che sono stati valutati ai sensi dell’art. 
136 del\ D.P.R. n. 554/1999 e che sono elencati nel Verbale di 
Conterdamento Nuovi Prezzi n° 1 sottoscritto dall’ A.T.I. ISA Spa - Grassi 
è.Crespi Srl — Marcora Costruzioni Spa e dalla Direzione Lavori in data 30 


giugno 2004; 
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- Che in base alla suddetta Perizia di Variante e Suppletiva di assestamento 


finale risultano complessivamente i seguenti importi aggiuntivi, 


rispettivamente: 

-per lavori da contabilizzarsi a Corpo e a Misura:.......... €. 131.962,77; 
-per lavori in economia:................ €. 24+564,00; 
-per maggiori oneri per maggiori oneri per la sicurezza:... €. 5.470,82; 


ammontanti, quindi, a complessivi €. 161.997,59 comprensivi di oneri per 
la sicurezza, oltre IVA. 

- Che solo per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi, relativamente al 
trattamento delle facciate al piano terra dei Corpi Bassi, alla modifica delle 
aperture delle facciate del Foyer, nonché. àll’approvvigionamento dei 
materiali, alla costruzione e messa in opera dei pannelli di finitura interna 
della facciata nei locali servizi igiènici dell’Edificio Torre, il termine di 
ultimazione dei lavori, viene prorogato di giorni 50 naturali e consecutivi, 
scadenti pertanto il 30.08.2004; 

- Che tali modifiche determinano una variazione della spesa complessiva 
rispetto all'importo originariamente destinato all'esecuzione delle opere, 
pari a €. 161.997,59. 

La sottoscritta A.T.I. ISA Spa - Grassi e Crespi Srl — Marcora Costruzioni Spa, 

presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute, 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

1. di accettare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori riportati nella citata 
perizia di variante, al prezzo totale netto di €. 161.997,59 , oltre IVA, 
comprensivo degli oneri di sicurezza pari a 5.470,82; 

2. di portare a termine i lavori sopraindicati entro il termine del 30 agosto 


2004; 


ia 
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3. di aver tenuto presente che nessun onere aggiuntivo connesso a tale 
fornitura sarà addebitato alla Committente, intendendo quindi inclusi nella 
cifra soprariportata i seguenti oneri: l’eventuale redazione di elaborati 
tecnici costruttivi e di dettaglio; ogni necessaria prestazione “per 
l'esecuzione a regola d’arte dei lavori; 

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico“dell'Impresa 

esecutrice. 

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresacésecutrice e diventerà 

esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva. 

Milano, 05 Luglio 2004 


U 


A.T.I ISA / Grassi e Crespi / Marcor 


posi 


T 
L 


Il Soggetto Attuatore /////////// iii 
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ORDINANZA 9 settembre 2004. 


Liquidazione a favore di Passaro S.a.s. per la fattura n. 108 del 9 agosto 2004: lavori di rimozione della pavimentazione sot- 
tostante la moquette nel Palazzo della Regione Lombardia di cui al contratto rep. n. 3709 del 17 maggio 2001 sueceduto in capo 
al Commissario delegato per la gestione dell’emergenza. (Ordinanza n. 211). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza Mel! territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento 6he ha inieressato il 
giorno 15 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


* con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a-tutto il 30 giugno 2004; 


e con Ordinanza de! Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, 
con la quale, a parziale modifica dei’ Ordinanzaùn. 3219 del 7 giugno 2002, ii 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Conimissario Delegato cor 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della 


situazione emergeniziaie; 


scan nota del 22.11.2002 con la quale ilDipartimento della Frotezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri b'a fornito un'interpretazione estensiva dell’ 
Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dove? ricomprendere nell’ambito della Gestione 
Commissariale la totalità degli interventi di resiauro e recupero già in essere prima 
dell'Evento del 18 aprile 2002; 


con Ordinanza commissariale, /180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Jet9 Aîttuatore sino ai 30, 142004 alla dr.ssa Rita Amabile — dirigente della LO 


[0101 
4°; 
oniratti Patrimonio e ServiziQOperativi della direzione generale Risorse e Bitancio; 


Col 
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RICHIAMATE 

e | Ordinanza Commissariale n. 17 dei 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12005 del 
07.02.2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la 
procedura di cessione degli stessi contratti in essere prima del 18 aprile 2002.afavore del 
Commissario Delegato, identificandoli nell'Allegato “A” della delibera; 

e la sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato-del contratto 
Rep. n. 3709/UR del 17/5/2001 originariamente stipulato tra la Regione Lombardia e 
Impresa Passaro sas di Milano — incluso nel citato allegato “A” e relativo alla rimozione 
della faesite sottostante la moquette nel Palazzo della Regione, sottosérizione avvenuta in 
data 18/3/2003; 

e l'Ordinanza Commissariale n. 157 del 30.06.2004 di approvazione della perizia 
suppletiva e di variante n. 1; 


DATO ATTO del Certificato di Pagamento n.9 emesso in data 9/8/2004, agli atti della 
Gestione Commissariale; 


PRESO ATTO 

e della fattura emessa da Impresa PASSARO ‘sas a valere sul contratto Rep. 
3709/2001, N. 108 del 9/8/2004 per l’importo dit€/83.119,36= IVA inclusa, a titolo di 
liquidazione per i lavori di rimozione delia pavimentazione sottostante ia moquette nei 
Palazzo della Regione Lombardia. 

« della documentazione contabile consegnata dalla Direzione Lavori - struttura 
regionale Ufficio Tecnico a supporto dellà Gestione Commissariale —con nota del 
26/07/2004 protocollo B1.2004.0071359, 


RITENUTO di liquidare Fimporto di € 83.112,36= IVA compresa, relativa alla fattura sopra 
indicata, riscontrata la regolarità della stessa; 


DISPONE 
per i motivi in premessa addottile che si intendono integralmente ritrascritti di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordirianza 
n.157/2004 a favore di Impresa Passaro sas di Milano, l’importo di € 83.119,36 IVA 
inciusa per ia fattura n. 108 del 09/08/2004 a valere sul contratto Rep. 3709/2001, a titolo 
di liquidazione per i lavorivdi rimozione della pavimentazione sottostante la moquette nel 
Palazzo della Regione hombardia. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 9 settembre 2004. 


Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù delle fatture: n. 401276 del 31 luglio 2004, n. 401277 del 31 luglio”2004, di cui 
al contratto rep. n. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell’emergenza. (Ordinanza n. 212). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
+ con DPCMN dei 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di 
Miano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha inieressato il giorno 18 
aprile 2002 la sede delia Regione Lomtaidia; 


e cen successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, 
con ulteriore DPC del 19 dicembre 2003, a iutto il 30 giugno 2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con ia 
guale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lomnardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al sunersmento della situazione emergenzia!e: 


è con nota del 22.11.2002 con ia cuale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tormito uf'interpretazione estensiva deli’ Ordinanza 
n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissaria!e la 
totalità degli interventi di restauro e recupero già.in essere prima dell'Evento dei 18 aprile 2002 ; 


»s con Ordinanza commissariale n. 189 del/2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile — dirigente della UO Contratti 
Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio; 


RICHIAMATE 

e Ordinanza Commissariale n. 44 dei 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12905 del 
07.02.2003, con la quale la Giunta.della Ragione Lombardia dispone di attivare la procedura di 
cessione degli stessi contratti .in\essere prima del 18 aprile 2002 a favore dei Commissario 
Delegato, identificandoli nell'Allegato “A” delia delibera; 
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» la sottoscrizione di successione avvenuta in data 03.05.2003; 

e decreto n. 5601 del 02.04.2003 della direzione generale Affari Generali e Personale; 

e Ordinanza Commissariale n. 57/2003 di approvazione della perizia suppletiva e di.variante n.7; 
e Ordinanza commissariale n. 73/2003 di approvazione della perizia suppletiva e di-variante n.8; 

e Ordinanza commissariale n. 171/2004 di approvazione delia perizia suppletiva e di variante n.9; 


VISTE le fatture emessa da ELECA S.p.A. a valere sul contratto Rep. 337498; di seguito indicate: 
«n. 401276 del 31.07.2004 per l'importo di € 7.212,30= IVA inclusa, a titolo di liquidazione 
per le prestazioni ner ie spese eccezionali punto n.3 sez. B2/B3/B4/B5 previste nei Capitolato 
speciale d'Appalto, pericdo marzo — aprile 2004; 

e n.401277 del 21.07.2004 per l'importo di € 663,04= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per 
le prestazioni per le spese eccezionali punto n.3 sez. B2/B3/B4/B5 previste ne! Capitolato 
speciale d'Appalto, pericdo maggio — giugno 2004; 


DATO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dalla Direzione Lavori - struttura regionale 
Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale,— espresso con ie note di sequito 
elencare: 

» del 30/07/2004 protocollo B1.2004.0073115 agli atti della Gestione Commissariaie; 

= del 25/07/2004 protocollo B1.2004.0072606, agli atti della Gestione Commissariale; 


RITENUTO di liquidare l’irnporto complessivo di € 7.875,34= IVA compresa, relativamente alle 
falture sopra indicate, riscontrate la regolarità delle siesse; 


DISPONE 


ver i motivi in premessa addotti e che si/intendonc integralmente ritrascritti di liquidare mediante ' 
fondi a disposizione delia Gestione /Commissariale, a favore di ELECA S.p.A. l'importo di € 
7.875,34= IVA inclusa perle fatture 
a n, 401276 del 31.07.2004er l'importo di € 7.21 
per ie prestazioni per le spese eccezionali punto n.3 
speciale d'Appalto, periodo marzo — aprile 2004. 
e n. 401277 del 31.07.2004 per l'importo di € 663,04= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per 
ie prestazioni per le spese eccezionali pinto n.3 sez. B2/B3/B4/BS5 previste nel Capitolato 
speciale d'Apnalic, periodo maggio — giugno 2004. 


2,30= IVA inclusa, a titolo di liquidazione 
sez. B2/B539/54/B5 previste nei Capitolato 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— 109 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ORDINANZA 10 settembre 2004. 


Liquidazione in favore dell’arch. Francesco Angarano del saldo di fine incarico all’8 agosto 2004 a supporto del R.U.P. 
(Ordinanza n. 213). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territorio 
della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguentirall’evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con GPCM del 19 dicembre 2003, a tutto4il ‘30 giugno 2004 e con 
ulteriore DPCM dei 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5288 del 27 maggio 
2003, con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Aituatore/dégli interventi diretti ai superamento 
della situazione emergenziale, 


« con Ordinanza commissariale n. 180%dei 2 agosto 2004 è stata nominata 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 iaxdr.ssa Rita Amabile; 


PRESO ATTO: 
e dell'ordinanza commissariale mix 170 in data 26/07/2004 con la quale si nominava 
l'arch. Francesco Angarano respensabile tecnico a supporto del Responsabile Unico 
del Procedimento approvande‘hel contempo lo schema di disciplinare d’incarico; 


» del disciplinare d’incarico»xsottoscritto dalle parti in data 26/07/2004. 
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ACCERTATO che 

e con Ordinanza n. 185 del 9/8/2004 è stato nominato Direttore dei Lavori di 
ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli l'Arch. Francesco Angarano 
e approvato contestualmente il disciplinare d'incarico che è stato sotteseritto dalle 
Parti in data 9/8/2004; 

e l’art.12 del disciplinare dispone lo scioglimente ai sensi dell'art./1372 comma 1 
del C.C., per incompatibilità dei ruoli, del precedente incarico in qualità di supporto 
tecnico al R.U.P. a far tempo dalla medesima data. 


VISTA la parcelia proforma n. 4/04 presentata dall'arch. Angarano'in data 23.08.2004 
per l'importo di Euro 15.320,71= oltre IVA e contributo INARCASSA a titolo di 
compenso per prestazioni effettuate quale supporto tecnicoXal R.U.P. sino a tutto |’ 
08.08.2004. 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in»favore dell’arch. Francesco 
Angarano dell'importo complessivo di € 18.752,55=cambrensivi di IVA e contributi, al 
fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti 6.valutata la regolarità della stessa: 


DISPONE 


Di liquidare in favore dell'arch. Francesco--Angarano l'importo complessivo di € 
18.752,55= IVA e contributi compresi a salito, delle parcella proforma n.4 del 23.8.2004 
a titolo di compenso per l'attività di responsabile tecnico a supporto del R.U.P. sino a 
tutto È 08.08.2004, giusta Ordinanza n. 170/2004, mediante i fondi a disposizione della 
Gestione Commissariaie. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 10 settembre 2004. 


Affidamento alla Società ISA S.p.A. della realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del-palaàzzo Pirelli 
mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi «NACO» superiori di ventilazione. (Ordinanza n. 214). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nelaeriMorie della cità ai 
Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha intstessato il giomo 18 
anrile 2002 ia sede della kegione Lombardia; 


e con successivo DPCM L: data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino a! 31.12.2093, con 
DPCM del 19 dicembre 2003, a iutto il 30 giugno 2004 e con DPEM de! 9 luglio 2004 è suata 
ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri\i.”3288 del 27 maggio 2003, con la 
quale, a parziaie modifica dell’ Ordinanza n. 3219 delN7 giugno 2002, il Presidente della 


Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoità di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi dire!ti al superaménto della situazione emergenzia!e, 


e con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore 
sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


VISTA la nota Prot. 12195 del 5.3.2004 con la quale 1’U.O. Sistema Sedi Istituzionali della 
Direzione Generale Presidenza comunicava tra l’altro, la necessità — previe verifiche tecniche 
architettoriche - di procedere alla chiusura mediante vetrate del mezzanino del 31° piano e tutti gli 
interventi necessari a consentire l’utilizzodegli spazi anche nel periodo invernale; 


ACCERTATO CHE 
> in data 10 giugno 2004 Progettisti incaricati — Arch. Sarno e Arch. Multari hanno 
presentato un progetto preliminare per l’adeguamento del 31 piano secondo le indicazioni. 
forrute dall’ Amministrazione Regionale; 

‘> con nota Prot. 30593 in dara 10.6.2004, la Direzione Generale Presidenza, valutata troppo 
cnerosa la sopramenzionata proposta progettuale, si esprimeva sull’opportunità di contenere 


vi 
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l’intervento sia in termini tecnici che economici, procedendo alla semplice e parziale 
chiusura vetrata del mezzanino; 


DATO ATTO CHE: 

> alla luce delle nuove indicazioni dell’ Amministrazione Regionale, trattandosiddi semplice 
fornitura e posa in opera di vetrate, la Gestione Commissariale, in©eonsiderazione 
dell’urgenza di concludere entro il 30 novembre 2004 l’intervento, ‘Ha ritenuto di 
intraprendere trattativa privata - ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 art.4txpùnto 5, in deroga 
all’art. 9 del D.Lgs 24.7.1992 n. 358 - con la Società ISA S.p.A. di Calcinelli (Pesaro), già 
affidataria in qualità di capogruppo dell’ATI appaltatrice dei lavori diréstauro delle facciate 
del Palazzo Pirelli, al fine di ottenere uno studio di fattibilità; 


> con nota in data 29.06.2004 1’ Arch. Francesco Angarano- Responsabile tecnico a supporto 
del R.U.P. relazionava circa le due soluzioni proposte dalla Società ISA relativamente 
all’intervento limitato al'a chiusura vetrata del perimetro‘al 31 piano in corrispondenza del 
piano navicella; 


PRESO ATTO CHE a seguito di ulteriori trattative intercorse, la Società ISA S.p.A. in data 
29.07.2004 ha inoltrato l’offerta economica relativa alla soluzione tecnica scelta 
dall'’Amministrazione e ritenuta più idonea e coerente esteticamente con ia facciata del Palazzo, che 
prevede un costo a corpo pari a € 275.000,00 oltre IMA comprensivo degli oneri di progettazione e 
della sicurezza, per la fornitura e posa in opera di facciate verticali dotate di meccanismi “Naco” di 
ventilazione 


RITENUTO di dover affidare alla Società ISA/S.p.A di Calcinelli l’incarico della fornitura e posa 
in opera sopra specificata e meglio evidenziata nell’allegato schema di contratto che allegato al 
resente arto ne forma parte ini-grante e sostanziale; 


DISPONE 


| .- Di affidare per le motivazioni 4itpremessa addotte alla Società ISA S.p.A. di Calcinelli (Pesaro) 
la fornitura e posa in opera diNyetrate verticali dotate di meccanismo “NACO” superiori di 
ventilazione da instaliare al 34°/piano del Palazzo Pirelli in corrispondenza del piano navicella, 
dietro corresponsione dell’imperto a corpo pari ad € 275.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri di 
progettazione e sicurezza; èd' alle condizioni meglio specificate nell’allegato schema di contratto 
che allegato al presente atto’ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. - di dare atto ché la spesa, di cui al precedente punto 1, troverà copertura mediante i fondi a 


disposizione della Gèstione Commissariale 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA 
TRA 


Il Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli, con sede in Milano Via Pola 
n. 9/11 Codice Fiscale 30050050154., in persona del Soggetto “Attuatore 
dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza commissariale n.180 del 2Yagosto 2004 
(di seguito denominato “Commissario Delegato”) 


ISA S.p.A., con sede in Calcinelli (PU), Via leonardo da*Vinci n. 4, P.IVA 
n.01357320413, in persona del sig. Tonelli Giancarlo cod. fisc. 
TNLGCR50B03H721B nella sua qualità di Consigliere delegato — Legale 
rappresentante della società ISA S.p.A. 


PREMESSO CHE: 

e L'Amministrazione Regionale ha manifestato A'opportunità di valutare nuovi 
interventi da effettuarsi al 31° piano - mezzanino navicelia — per consentire 
l'utilizzo dello stesso anche nei periodi invefnali; 

e A seguito di studi di fattibilità presentati/dalla ISA S.p.A., già affidataria in 
qualità di capogruppo dell’ATI appaltatrice del restauro delle facciate del 
Palazzo Pirelli, il Responsabile Tecnieo"a supporto del RUP ha espresso 
parere circa la possibilità di procedere ad un intervento limitato alla chiusura 
con vetrate verticali dotate di meccanismi “naco” superiori di ventilazione 
ritenendolo soluzione più idonea é coerente esteticamente con la facciata 
del Palazzo; 

e A seguito di trattative la soCietà ISA S.p.A. in data 29.07.04 ha inoltrato 
l'offerta economica per JaSfornitura e posa in opera delle vetrate in 
argomento. 


TUTTO CIO’ PREMESSO-SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


1. OGGETTO 
Il Commissario Delegato affida alla società ISA S.p.A., che accetta, la 
fornitura e la posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismo “naco” 
superiori di ventilazione da installare nel perimetro del mezzanino del piano 
navicella del 31° piano del palazzo Pirelli; 


2. ONERI.E OBBLIGHI A CARICO Di ISA SPA 
la società ISA ha preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere 
conségnate e posate le vetrate ed è pertanto perfettamente edotta circa la. 
natura e l'entità della fornitura commissionata. Ha preso altresì visione delle 
procedure contenute nei piano di sicurezza, dichiarando di voiervisi 
attenere. 
La società ISA S.p.A_ si impegna a fornire e posare a regola d'arte tali 


Pata pa iopepi ca sl : 555 arl 


l : telai oe ail tali CRESTE NE dite 
materiali, utilizzando materiali certificati, mezzi d'opera adeguati ed idonei 
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provvedendo altresì alla predisposizione dei disegni esecutivi, che dovranno 
essere approvati dalla Gestione Commissariale. L'intervento dovrà 
concludersi inderogabilmente entro il 30.11.2004. 
Le modalità d'intervento ed il tipo di materiali sono meglio specificate e 
dettagliate nell'offerta prot. 1258 del 29 luglio 2004 , che allegata alpresente 
contratto ne forma parte integrante e sostanziale; 
3. CORRISPETTIVO 
Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto@ del presente 
contratto, il Commissario Delegato riconoscerà alla società MSA il prezzo 
complessivo a corpo, comprensivo degli oneri di sicurezzave progettazione 
esecutiva, stabilito in € 275.000,00= oltre IVA fisso ed invariato. 
Tale importo verrà corrisposto dal Commissario Delegato alle seguenti 
scadenze: 
e 20% alla presentazione ed approvazione dei disegni esecutivi;; 
e 60% alla consegna dei materiali a piè d'opera in cantiere; 
e 20% a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 
10 gg. dall'ultimazione dei montaggio, secondo le modalità di cui al 
successivo art.7. 
| pagamenti verranno effettuati a mezzoibonifico bancario a 30 giorni fine 
mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale. 
Nel caso di ritardi, ISA potrà eventualmente richiedere la corresponsione di 
interessi di mora che si stabiliscono, nella misura del saggio legale di cui 
all'art. 1284 cod.civ.; 
4. PENALI PER IL RITARDO 
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione del montaggio 
indicato nell’art.3 del presente contratto, ISA sarà tenuta a corrispondere 
una penale pari allo 0,5 per‘mille dell'ammontare netto contrattuale; 
5. GARANZIE 
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente 
contratto, ISA ha prestato cauzione di € 27.500,00= La garanzia prestata 
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di 
esito positivo delvcellaudo. 
6. COLLAUDO 
Entro 10 giorni ’dall’ultimazione del montaggio verrà effettuato dai tecnici 
della Gestione Commissariale in contraddittorio con ISA collaudo .Qualora , 
in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa delle 
vetrate _noh siano state effettuate nel rispetto degli obblighi contrattualmente 
assunti\\.in conformità di quanto oggetto dell'offerta, ISA si impegna ad 
effettuare le sostituzioni dovute a propria cura e spese entro 10 giorni dalla 
notifica della contestazione. 
. RESPONSABILITA’ 
©gni responsabilità per danni di qualunque genere che derivassero a 
persons o a cose in i. dell esecuzione del pino conto deve 


== 
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8. FORZA MAGGIORE 
ll mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggioresnòn 
potrà alla stessa essere imputato semprechè questa dia immediata 
comunicazione scritta del sorgere della causa stessa. 
L'espressione “forza maggiore” comprende qualsiasi evento chevinibisca 
l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dallasvolontà e 
controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di? legge e/o 
amministrative emanate nel corso del presente contratto. 
Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie petminimizzare gli 
effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche ai 
contratto. 
Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento 
di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso talé.periodo, ciascuna delle 
parti potrà recedere dal contratto dandone all’altra«comunicazione scritta. 
PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI 
A conclusione della Gestione Commissariale ‘stabilità per il 30.11.2004 
giusta DPCM dei 9 iugiio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito 
provvedimento ministeriale, succederà va. tutti gli effetti nel rapporto 
contrattuale la Regione Lombardia /che provvederà ad adottare | 
conseguenti provvedimenti. 
Qualsiasi convenzione derogativa o_complementare al presente contratto 
dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. 
10 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano . 
11 DIVIETO Di CESSIONE 
Il presente contratto non potrà essere neppur parzialmente ceduto a terzi. 
12 TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 le Parti contraenti consentono il trattamento 
dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
13 SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di ISA S.p.A. 
Letto, confermato’e sottoscritto. 


(t°] 


D'Ordine del Gommissario Delegato ISA S.p.A 
Il Soggetto Attuatore Il Consigliere Delegato 
Dott.ssa Rita Amabile Giancario Tonelli 


Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono 
espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. 


Mordine del Commissario Delegato ISA S.p.A 


Il Soggetto Attuatore Il Consigliere Delegato 
Dott.ssa Rita Amabile Giancarlo Tonelli 
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Calcinelli, 29 luglio 2004 


Ns. offerta n° 1258/G/CF/bm REVISIONE 02 


Spettabile 
REGIONE LOMBARDIA 
SOGGETTO ATTUATORE 
PER L’EMERGENZA PIRELLI 
Via POLA9A I - MILANO 


31° piano Palazzo “PIRELLI” : 


REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DEL PIANO-NAVIGCELLA SULLA SOMMITA’ 
DELL’EDIFICIO CON VETRATE VERTICALI DOTATE DI MECCANISMI “NACO” 
SUPERIORI DI VENTILAZIONE 


In merito all’oggetto e di quanto telefonicamentè concordato, di seguito si riporta il 
disciplinare tecnico-economico relativo alla chiusura, vetrata verticale del 31° piano in 
corrispondenza del piano-navicella realizzata con vetratè continue fisse poste in posizione verticale 
in appoggio sul bordo interno del solaio del piano tarrello a quota + 124.17, dotate nella parte 
superiore, in corrispondenza dei vani trave-trave, di.méccanismi tipo NACO a due lame di vetro 


orientabili da 0°-90°; 


STRUTTURA PORTANTE : costituita da profilati orizzontali di base in alluminio, disposti a 
correre senza interruzioni sul perimetro interno del solaio del piano-navicella, in maniera tale da 
creare un supporto continuo e solido pefNtappoggio ed il ritegno delle lastre di vetro previste come 
chiusura dell'ambiente sottostante. 

I profili di base di alluminio rimarranno appositamente sollevati di pochi centimetri dal 
solaio del piano navicella mediante.staffe scatolari puntiformi in acciaio zincato di forte spessore, in 
maniera tale da consentire il defltisso sottostante delle eventuali acque piovane di siravento che si 

epositassero sul piano navicella, 

In corrispondenza dellato interno della struttura sul fronte-solaio, a vista dal piano 31° sarà 
posizionata una gronda lorigitàdinale continua in sagomato di acciaio zincato, dotata di bocchettoni 
di scarico in posizioni prefissate all’estremita’ e a lato dei pilastri centrali, che verra’ raccordata con 
il manto di rame che rivéste attualmente il piano-navicella per mezzo di una scossalina metallica di 
deflusso e raccolta. 

Tale gronda, cosi” come lo spessore del solaio in cls e le staffe di supporto della struttura di 
base, saranno totalmente carterizzate alla vista per mezzo di una scossalina continua sagomata, 
realizzata in lamiera di alluminio di adeguato spessore ed anodizzata in colore argento naturale, che 
formera' un fastione continuo orizzontale al piede delle vetrate, di altezza = 35 cm circa. 


METRATURE : le lastre di vetro, poste a chiusura del vano attualmente aperto, saranno 


pe a34 Ggrezili crepa Ma gii AI Li aieAaia 4 i Fai 3 so : 
costituite da cristalli stratificati di sicurezza a due lastre con interposto plastico di tipo multispessore 
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di tipo trasparente tradizionale, eseguite con trattamento di tempera termica o indurimento, dove 
necessario, ognuna in spessore adeguato a sopportare i carichi di spinta del vento Statica ed 
impulsiva prevedibili da calcolo normativo sulla sommita’ dell’edificio in funzione, della loro 
dimensione. 

La partitura modulare ipotizzata nella soluzione ISA e’ con una sequenza continua di lastre 
vetrate di misura modulare tipica da cm 190 x 190 circa, unitamente a situazioni’ singolari e a 
misure complementari in corrispondenza delle deviazioni d’angolo, dei fuori modulo, delle 
specchiature terminali, ecc. 

Nella parte superiore delle vetrate continue sopra descritte, in corrispondenza di tutti i vani 
compresi tra trave-trave in c.a. della soletta di copertura e per tutta l’alteZza di queste (pari a circa 
50-60 cm) vengono inseriti dei meccanismi orientabili tipo NACO di ‘ventilazione dell'ambiente 
sottostante, movimentabili mediante elettromeccanismi a pistone dòtati di 2 lame di vetro 
temperato, ed orientabili orizzontalmente da 0° a 90°. 

Le lastre di vetro da cm 190 x 190 e misure complementaribpreviste nella soluzione “ISA” 
avranno le fughe verticali tra lastra e lastra accostate tra loro e sigillate a tenuta con sigillante 
siliconico neutro, in maniera da realizzare una superficie vettata continua, senza alcun profilo 
metallico verticale a vista e in maniera tale da rendere sufficientemente stagno l’ambiente del 31° 
piano sottostante, a meno delle minime infiltrazioni d’aria pessibili attraverso le fessure di battuta 
dei meccanismi NACO superiori. 


VINCOLI DELLE LASTRE DI VETRO - le lastre di vetro saranno vincolate in continuo nel 
loro lato orizzontale inferiore per mezzo di unda\specifico profilato di alluminio plurisezione, con 
ammeorsamento delle lastre mediante guarnizioni elastomeriche continue sia in esterno che in 
interno, opportunamente dimensionato in funzione del carico di vento. 

In corrispondenza del lato superiore delle lastre e’ costruttivamente possibile sia il ritegno 
con vincoli puntiformi a “rotulla” snodabile in acciaio inox, fissate su bracci pressofusi o 
pressopiegati di acciaio inox oppure;/Nn ‘alternativa a tale sistema puntuale, mediante un telaio 
metallico in acciaio inox o alluminio anodizzato argento in sezione sottile, a ricoprimento del bordo 
superiore e dei verticali in corrispondenza del contatto con l’intradosso delle travi e del lato 
inferiore dei meccanismi NACO%avente funzione di ritegno superiore continuo anziche’ puntiforme 
delle lastre di vetro. 


ADATTAMENTI DELLA STRUTTURA ESISTENTE : si prevede, come fatto inscindibile, la 
rimozione totale della attuale ringhiera di acciaio che funge da parapetto verso l’interno del piano 
navicella, in maniera tale da liberare integralmente lo spessore e il risvolto inferiore e superiore del 
solaio di appoggio‘telle vetrate, ed in quanto non piu’ funzionalmente necessaria ed esteticamente 
fastidiosa, in quantorle lastre di vetro previste possono svolgere la funzione di anticaduta nel vuoto 
in luogo di questa: 

Le lastre di vetro previste avranno esse stesse la funzione di schermatura anticaduta nel 
vuoto verso interno del 31° piano per gli operatori presenti nel piano navicella (1 quali dovranno 
comunque Sssere assicurati in proprio a sistemi di legatura e ritegno quali guide, golfari, ecc. non 
facentiSparte della ns. proposta per quanto riguarda la protezione alla caduta nel vuoto verso 
l’estemno dell’edificio). 


g 
n 
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Qualora in corrispondenza dello spessore del solaio del piano navicella o del suoerisvolto 
inferiore e superiore fossero presenti ulteriori componenti dell’edificio che risultassero diNintralcio 
al posizionamento del corrente inferiore e del carter di base delle vetrate (quali ad esempio tavidotti 
elettrici, passerelle impiantistiche, canalizzazioni idrauliche, attraversamenti di canali, ecc.) e’ 
totalmente escluso dalla competenza ISA il loro adattamento, rimozione, modificanadeguamento, 
ecc. che dovesse essere necessario, per il quale la Committente provvedera’ arìticipatamente di 
propria mano per tramite di Ditta specializzata secondo le indicazioni fornite da A$A. 

Per quanto attiene alla gronda di raccolta delle acque di stravento, facente parte della 
fornitura in opera prevista nella presente commissione d’ordine, sono stati previsti uno o piu’ punti 
di raccolta terminale o intermedia per ogni gronda, con relativo manicotto di scarico, ai quali 
andranno poi collegati dei discendenti di convogliamento delle acque raccolte al sistema di scarico 
idraulico dell’edificio, facenti pero’ parte di un successivo interventoCda parte di ditta impiantistica 
incaricata dalla Committente ed esclusa dalla competenza ISA. 


COMPLEMENTI ALLA FORNITURA IN OPERA : e? stata prevista n° 1 porta di passaggio 
ad 1 anta da cm 120 x 240 circa, necessaria per consentire l’accesso del personale di servizio al 
piano-navicella in esterno, posta in corrispondenza della attuale scala di servizio metallica posta sul 
fianco sx del corpo centrale in c.a. al 31° piano lato Filzi - 

E° stato inoltre previsto, nelle vetrate di chiusura Verticale del piano navicella, l'inserimento 
di n° 2 aperture contrapposte per la ventilazione aggiuntiva dell’ambiente sottostante al 31° piano, 
nonche’ come apertura di servizio per eventuale»-passaggio di materiali, inserite in luce del vano 
posto in corrispondenza delle “punte” dell’edificio nelle 2 grandi travi gemelle poste in asse 
dell’edificio, realizzati con un telaio di alluminié con vetro stratificato 66.2 chiaro inserito, apribili 
a vasistas verso l’interno mediante meccanismi a motore elettrico multipio. 

E’ stato inoltre previsto l’inserimento Ji aperture supplettive tipo NACO delle dimensioni di 
em 150 x 55 circa posizionate in mumerò e posizione dove voluta in corrispondenza dei vani 
superiori delle vetrate posti tra traveNrave, come verra’ successivamente riportato nei disegni 
esecutivi ISA. 

I meccanismi NACO saranno costituiti da due lame di vetro temperato o stratificato 
orientabili dalla posizione verticale-di chiusura alla posizione orizzontale di totale apertura mediante 
meccanismi laterali a bilico orizzontale, costituenti un telaio metallico di minima dimensione. 

La movimentazione dei meccanismi NACO potra’ essere effettuata a distanza mediante 
elettromeccanismi di tipo di pistone o a catena da posizionare sui fianchi delle travi in c.a. per mezzo 
di apposite staffe da tassellare 


LIMITI DI FORNITURA : la realizzazione delle vetrate di chiusura del piano-navicella cosi’ 
come sopra descritta consente in tale maniera la chiusura stagna all’aria e all’acqua del 31° piano 
nei limiti dell&Genuta consentita dai meccanismi NACO, con forniture e lavorazioni di natura 
strettamente setramentistica. 

Nonreomprende tuttavia tutte le eventuali opere edili ed impiantistiche che dovessero 
risultareStecessarie, quali ad esempio : 
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e Le eventuali lavorazioni di impermeabilizzazione della attuale copertura in ram del 
piano navicella, sia di integrale rifacimento che di adattamento o riparazione, qualora 
fossero necessarie 

e La fornitura dell’energia elettrica necessaria all’esecuzione dei lavori e al funzionamento 
dei macchinari ed attrezzature necessarie alla posa in opera delle vetrate 

e Le lavorazioni e le forniture di natura impiantistica ed idraulica, necessatte per lo scarico 
e il convogliamento delle acque delle gronde di raccolta longitudigali al piede delle 
vetrate. 

e I collegamenti elettrici, i cablaggi, i pulsanti di manovra, la centralina, ecc. necessaria 
per la movimentazione degli elettromeccanismi di movimentazione dei NACO, nonche” 
degli elettromeccanismi di apertura e chiusura dei due serramenti posti sulle due punte. 

e Le eventuali opere, forniture e lavorazioni di natura édile che dovessero risultare 
necessari, quali rifacimenti di parti murarie o in c.a., sartiture, scarificazioni, protezione 
dei ferri di armatura, rasature, riempimenti, livellametiti, ecc. su tutte le zone di lavoro, 
sia in prossimita’ delle vetrate che dei luoghi e dei percorsi di lavoro. 

e La fornitura, l’inserimento, il cablaggio, ecé. di eventuali apparecchiature di 
illuminazione lorigitudinale o puntuale che la Committente richiedesse di inserire nel 
carter metallico inferiore delle vetrate, come sistema di illuminazione dei 31° piano 

e Tutte le predisposizioni, modifiche, eliminazioni, di impianti elettrici, passerelle, 
cavidotti, ecc. attualmente presenti sul piano navicella, che risultassero di intralcio o 
impedimento all’installazione delle vetrate e dei loro complementi: in particolare si 
evidenzia che l'intervento di installazione delle nuove vetrate richiede necessariamente 
come preventive sia la modifica o il rifacimento delle calate di discesa dell’impianto di 
protezione dalie scariche atmosferiche, che il distacco e lo spostamento delle passerelle 
portacavi attaccate all’attuale ringhiera di protezione. 


MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI : per la posa in opera delie vetrate in oggetto 
e’ stato previsto da ISA di ricorrer©)a. sistemi totalmente autonomi, sia come mezzi ed attrezzature 
necessarie che come manodopera generica o specializzata necessaria per quanto attiene alle lastre di 
vetro e ai vari materiali di nuovà fornitura : 


1. Per il loro scafico e movimentazione dagli automezzi al piano di calpestio della 

rampa di aécesso lato Galvani, mediante camion con autogru. 

Per il lore.sollevamento dal piano di calpestio della rampa lato Galvani fino al piano 

di cariéo del montacarichi esterno su punta Galvani, posto attualmente a livello del 

2° piano, mediante autogru con braccio snodabile-estensibile 

3. Peril.loro tiro in alto dal piano di carico del montacarichi fino al piano di sbarco al 
31° piano dell’edificio, mediante l’esistente montacarichi a cabina esterna posto su 
pùnta Galvani, con concessione d’uso da parte della Regione) 

4. Per ia loro movimentazione e distribuzione dal piano di sbarco del montacarichi al 

î 


ia 


210 >; 


31° piano, mediante rampe metalliche di raccordo appositamente realizzate per 
vincere le differenze di quota dei solai e mediante specifici carrelli di 
movimentazione dei materiali. 
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S. Perla realizzazione di impalcati di lavoro della manodopera, con sviluppo dalbpiano 
31° al piano navicella, realizzati variamente con ponteggio metallico tradizionale o 
speciale, con trabattelli mobili di adeguata dimensione e sagoma, con piani di carico 
a penisola, ecc. 

6. Per il sollevamento delle lastre di vetro e dei vari materiali, dal piabo 31° al piano 
navicella, mediante verricelli elettrici, o con speciali sollevatori telèscopici elettrici o 
manuali, o con piattaforme elettriche portauomo estensibili verticamente, ecc. 

7. Perla distribuzione e la posa in opera in quota, mediante carrelli di movimentazione 
delle lastre di vetro e specifica attrezzatura pneumatica ad elettroventosa. 

8. Perla protezione anticaduta nel vuoto verso l’esterno della, manodopera impegnata 
sul piano navicella, mediante specifiche cesate fisse, e/o’ mobili di chiusura del 
perimetro esterno, o con sistemi di legatura su fune metallica continua, ecc. 

9. Perla rimozione, il sezionamento, l’accatastamentoil tîro in basso e la rottamazione 
dell’attuale ringhiera metallica posta sul piano navicella, non piu’ necessaria. 


NOTA DI PRECISAZIONE : Unicamente per il tiro in altodal piano di carico del montacarichi 
esterno posto su punta Galvani fino allo sbarco dello stesso sul piano 31° di tuîti i materiali ed 
attrezzature necessarie alla fornitura in opera, di tiro inbàsso dei materiali rimossi e di salita-discesa 
del personale ISA addetto ai montaggi e’ necessariamente da prevedere come vincolo inscindibile, 
senza il quale la presente proposta si intende priva/di validita” ed efficacia, la concessione di 
utilizzo gratuito da parte della Regione Lombardia à, favore di ISA dell’attuale montacarichi esterno 
a cabina posto su “punta Galvani”, in orari e giorni/da definire e rispettare concordemente. 


a e n a I Mi di i o 


> IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
FORNITURA IN OPERA DELLE VETRATE DI CHIUSURA DEL PIANO-NAVICELLA 


DELL'EDIFICIO, secondo le indicazioni grafiche e operative della proposta “B” Ja 
sopra descritta 


Complessivamente da corpo compresi oneri di sicurezza € 275.000,00 + IVA 


congiuntamente convenuto ed accettato per vetrate di chiusura perimetrale del piano navicella 
totalmente fisse di misura modulare tipica da cm 190 x 190, di superficie complessiva stimatà in 
circa mq 297, dotate di n° 2 serramenti estremi apribili a vasistas mediante elettromeccanismo posti 
su punta Pirelli su punta Galvani, inseriti nelle travi centrali gemelle e di inserimento di sistemi di 
ventilazioné realizzati mediante meccanismi orientabili a 0°-90° tipo NACO a 2 lame di vetro, delle 
dimensionidi circa cm 150 x 50, posizionati nella parte superiore delle lastre di vetro fisse nel vano 
tra travéxirave in cls della soleita in c.a a sbalzo della copertura, con fornitura e montaggio 
meccahico di eletiromeccanismi a pistone estensibile necessari per la chiusura-apertura regolabile 
dei mescanismi NACO sopra descritti posizionati sui lati verticali delle travi in c.a. della soletta a 
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sbalzo di copertura, escluse le opere e forniture elettriche necessarie al loro funzionaménto e 
cablaggio. 


arcano zzon1[29 9 (iIQ009I Imam 


MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE : 


sulla base di S.A.L. redatti in funzione di : 


e Alla presentazione ed approvazione dei disegni esecutivi ISA 1... 20% 
è Alla consegna dei materiali a pie’ d’opera în cantiere ............ 60% 
è’ ANRDOSIILOPI A elle Velo rrcoaremiiae 20% 


Totale 100% 


MODALITA DI PAGAMENTO : 
e Bonifico Bancario a 30 giorni dall’emissione del Certificato‘di Pagamento 


TEMPI DI CONSEGNA : 


a Ultimazione complessiva di installazione delle vetrate, secondo le specifiche e prescrizioni del 
presente documento, da eseguirsi inderogabilmente entro il 30 novembre 2004. 


Cordiali saluti. 
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ORDINANZA 15 settembre 2004. 


Modifica del dispositivo dell’ordinanza n. 148 del 21 giugno 2004 relativa all’approvazione della scrittura“privata per la 
proroga del contratto di ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati multimediale stipulata con Metroweb S.p.A. 
(Ordinanza n. 215). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE : 

>» DPCM ael 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 
31.12.2005, con DPCivi del 19 dicembre 2003 sino al 30 giugno 2004 e con 
DPCM del S luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - /invelazione agli ingenti 
danni conseguenti all'evento che ha inieressato il giorno18 aprile 2002 la sede 
deila Regione Lombardia; 


N94 


Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Ccordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato 
per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale delia Regione 
Lombardia: 


Ordinanza dei Presidente del Corsig:iovdei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 dail& “citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soogetto Atiuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziaie; 


v 


>» Ordinanza commissariale n0180 del 2 agosto 2004 è stato conferito Incarico di 
Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità Organizzativa 
Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale “Risorse e 
Bilancio”; 
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RICHIAMATE le seguenti ordinanze commissariali: 
e n. 28 del 11.12.2002, di conferimento dell' incarico alla società Metrowéb SpA 
di Milano per il ribilanciamento del sistema integrato fonia / dati multimediale della 
Giunta Regionale relativamente alle nuove sedi di Via Taramelli (lotti G.é H), via 
Cardano nonché per la tensostruttura ove sono insediati glk>spazi di 
rappresentanza degli Organi Istituzionali; 


e n. 148 del 21.06.04 di approvazione di scrittura privata relativa alla proroga del 
contratto approvato giusta ordinanza n. 28/02 a tutto il 31.12.05> che prevede un 
canone pari ad € 49.000,00= per il periodo 11 maggio 2004-31 maggio 2004, e 
per le successive mensilità un canone di € 73.500,00 oltre IVA; 


ACCERTATO che il punto 3 del dispositivo della citata ordinanza n. 148/04 indica una 
spesa relativamente a! periodo dall’11 maggio 20044 a) 31 dicembre 2004 per 
complessivi €. 574.770,00=IVA compresa, anziché l’importo di € 676.200,00= IVA 
compresa in coerenza con le previsioni contrattuali; 


RITENUTO di integrare la spesa assunta, per un importo pari a € 101.430.00= 
DISPONE 

Per le motivazioni in premessa addotte e chessi intendono integralmente ritrascritte, di 

integrare la spesa già assunta con ordinanza commissariale n. 148/04, per l'importo di 


€ 101.430,00=, in coerenza con quanto pattuito contrattualmente nella scrittura privata 
sottoscritta tra le parti in data 28 giugno/2004 RACC.CD 88/2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 15 settembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società OTIS Servizi S.r.l. - affidataria di contratto per lavori di ammodernamentov& sostituzione 
parziale impianti elevatori esistenti nel Palazzo Pirelli, di collegamento ai piani 29, 30, 31. Pagamento del SAB.n! 2 a tutto il 
26 luglio 2004. (Ordinanza n. 216). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza néNetritorio della città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che havifiteressato ii giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la'proroga fino al 31.12.2003, 
con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e comDPCM del 9 luglio 2004 è 
stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004; 


e. con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministritm» 3288 del 27 maggio 2003, con 
la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 dél.7 giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superaménto della situazione emergenziale; 


e con nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito u’interpretazione estensiva dell’ Ordinanza 
n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la 
totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 
2002; 


e con Ordinanza commissariale n., 180 dei 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore sino al 50.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile — dirigente della UO Contratti 
Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio; 


PRESO ATTO 

>» dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 10.07.2003 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo all'affidamento direttamente alla società OTIS Servizi Srl di 
Novara, per | lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori 
esistenti nel Palazzo Pirelli e realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento 
ai piani 29-30-31; i 
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La 


» del contratto stipulato con la Ditta OTIS Servizi s.r.l. in data 07.10.2003; 


DATO ATTO del Certificato di Pagamento n. 2 relativo al SAL n.2 per lavori eseguiti fino al 
26.07.2004, firmato e datato dal Responsabile del Procedimento in data 10.08.2004; 


VISTA la fattura N. 759471/0 del 23.08.2004 emessa da OTIS Servizi Srl e relativa al SAL N.2 
sopra indicato; 
RITENUTO di dover liquidare a favore della Società OTIS Servizi s.r.1 di Novara l'importo di € 
1.627.856,60= IVA inclusa, a valere sul SAL N.2 così come evidenziato dal Certificato di 
Pagamento n.2 


DISPONE 


di liquidare - per le premesse addotte e che si intendono integralmente ritrascritte - mediante | 
fondi a disposizione delia Gestione Commissariale, a favore divOTIS Servizi Srl di Novara, 
l'importo di € 1.627.856,60= IVA compresa, a saldo della fattura n. 759471/0 del 23.08.2004, 


giusta Ordinanza n. 86/2003. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 16 settembre 2004. 


Liquidazione a favore del prof. ing. Antonio Migliacci per il compenso per la progettazione e attività svolte a tutto'il 22 luglio 
2004, in relazione al disciplinare integrativo d’incarico con riferimento ai cosiddetti «lotti B-C» per: SAL n. 1'&n,’2 (direzione 
lavori); verifiche e asseverazioni di idoneità statica delle strutture. (Ordinanza n. 217). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


s con DOP CM del 3.05.2002 è stato aichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
delia città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti\all'evento che ha 
interessate il giorno 18 apri'e 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutte, 30 giugno 2004 e con 
ulteriore DPCM dei 9 luglio 2094 è stata prorogata fino ah30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3288 del 27 maggio 
2003, con la quale, a parziale modifica riell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegaio con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore/degli interventi diretti ai superamento 
delia situazione emergenziale, 


# con Ordinanza commissariale n. 189, °del 2 agosto 2004 è stata nominata 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


PRESO ATTO | 
v  dell’Ordinanza commissariale/nvi 89 dei 23.12.2003 con la quale si approvava il 
discipiinare integrativo da stipularsi con il Prof. Ing. Antonio Migliacci — già incaricato 
dei lavori di risanamento delle ‘solette del 26° e 27° piano — per i'affidamento 
dell'incarico di progettazione.-delle opere strutturali, nonché il coordinamento in 
materia di sivurezza, previsto nel progetto generale del recupero funzionzis degli 
spazi interni, reda!to dai Progettisti Architeiti Sarno — Multari; 

della sottoscrizione del disciplinare inte agrativo d'incarico avvenuto tra le barti in 
sta 28 01.2004; 


ai (9. 
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VISTO il Verbale relativo alla Validazione del progetto esecutivo, delle opere strutturali 
di cui ai cosiddetti “Lotti B e C” redatto in data 24.02.2004. 


ACCERTATO altresì che i Certificati di Pagamento N.4 del 5/8/2004 e Certificato di 
Pagamento N.5 del 2/8/2004 contabilizzano le lavorazioni strutturali eseguite a 30 
giugno 2004. 


VISTE: 

- fattura n. 40 del 23.07.04 per l'importo di Euro 18.685,08= IVA, Ritenuta d’acconto e 
oneri INARCASSA compresi, presentata dal professionista .\Come da specifica di 
parcella allegata. 

- fattura n. 30 del 02.07.04 per l’importo di Euro 5.508,00= IVA; Ritenuta d’acconto e 
oneri INARCASSA compresi, presentata dal professionista come da specifica di 
parcella allegata. 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore del Prof. Ing. Antonio 
ivigliacci deli'importo complessivo di Euro 24.193;98= a saldo delle fatture sopra 
indicate accertata la regolarità delie stesse. 


DISPONE 


di liquidare, per ie motivazioni: in premessa esposte, a favore del Prof. Ing. Antonio 
Migliacci l'importo complessivo di Euro 24.193,08= a saldo delle fatture n. 40 del 
23.7.2004 e n. 30 del 2.7.2004, mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale, giusta Ordinanza n. 189/2003. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 16 settembre 2004. 


Precisazioni in ordine all’incarico di direzione lavori conferito all’arch. Francesco Angarano per gli interventi“di ripristino 
funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli di cui all’ordinanza n. 185 del 9 agosto 2004. (Ordinanza n. 218) 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


* con DPCM in da'a 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorotato con DPCM del 29 novembre 2002.fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenii all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro-deli'Interno — Delegato ner il 
Ccordinamento della Protezione Civile — ha nominato”Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
i Assessore agli Affari Generali e Personale della Régione Lombardia (art.1); 


e cen Ordinanza del Presidente del Cansiglio‘ dei Ministri n. 3238 dei 27/05/03 è stato 
modificato l'an. 1 ècmma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente dela Regicne Lombardia e conferendo alio stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Atiuatore cui affidare specifici settori di intevento diretti al 
superamento cella predetta situazione ernergenziale; 


s con crdinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Atiuatore 


alia dott.ssa Rita Amabile, dirigenté,d? Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi 
Operativi della Direzione Generalé “Risorse e Bilancio”; 


RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 185 del 9 AGOSTO 2004 con la quale è stato 
cenferito ail'arth. Francasco Angarano l'incarico di Direttore ‘dei Lavori reiativo agli interventi 
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di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia 
provvedendo pertanto alla revoca degli incarichi già in capo all'ing. Rita Comi, giuste 
ordinanze n. 7 e n. 56 del 2004; 


anali che contestualmente al conferimento dell'incarico, con l'ordinanza 185/04 si 

avprovava il disciplinare di incarico, sottoscritto in data 9 agosto 2004, quale\parte integrante 
e sostanziale del provvedimento, che comprendeva l'elenco degli appalti sicceduti in capo al 
Commissario connessi con il progetto dei lotti B e C sugli spazi interni relativamente agli 
interventi impiantistici già in capo all’ing. Comi, nonché a tutte le lavorazioni per il ripristino 
degli spazi adiacenti il Complesso ( lotto “E”); 


RITENUTA l'opportunità di mera precisazione circa i contratti. lay cui Direzione Lavori è 
affidata all'’arch. Francesco Angarano giusta incarico conferito convordinanza n. 185/04; 


DISPONE 


;e l’incarico conferito all'architetto Francesco 
di(messs insicurezza, restauro e recuperc 
nze, € luoghi adiacenti dei Cempiecso Pirelli 
rdinaf n. 7 e 56 det 2004, anche tutti i contratti 
rticolare: 


per guanto in premessa addotto, di precisare ch 
Argarano di Direzione Lavori per gli interventi 
‘Unzionale degli spazi interni e 1. paeriine 
ribomprende , olire agi incarichi e giusta cr 
connessi al progetto dei lotti B e C si in pa 

e ji contratto n. 3371/UR; 

sj contratto n. 3627/UR; 

e il contratto n. 3547/UR; 
stipulati dall’Amministrazione Regionale ton la società Eleca S.p.A. di Cantù, succeduti in 
capo al Commissario Delegatc,  relativivagli interventi impiantistici, nonché i lavori riguardanti 
la riquaiificazione. per motivi di sicurezza, delle pertinenze e luoghi adiacenti al compiesso di 
cui al ioiio È , in corso di aggiudicazione, iutti questi indicati nella tabella 1 allegata ai 
dis ciplinare di i'incarico RACC.CB.94/04, giusta ordinanza n. 185/2004 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 16 settembre 2004. 


Lavori propedeutici allo smontaggio e rimontaggio delle facciate del Palazzo della Regione Lombardia stipulato con la 
Società Eleca di Cantù - Racc. CD41/2003. Approvazione perizia di variante in diminuzione n. 1. (Ordinanza n/249). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


» con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 200ZYino ai 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in reiazicne agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
imeressato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2092 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato ner i 
Coordinamento della Prot.zione Civile — ha nominato Commissario Dsiegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personais della Régione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza ce' Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e siato 
mocificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombafdia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento direiti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e conordinanza commissariale n. 480, del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Scggeito Attuatore al dirigente dell’'Unitò Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi 
e 


i 


Operativi delia Direzione Geherala “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile. 
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RICHIAMATA l'ordinanza n. 54 del 15 maggio 2003 — integrata con l'ordinanza n.90 del 
17.07.03 - di affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori propedeutici allo smontaggio e 
rimontaggio delle facciate dei Palazzo Pirelli alla Società Eleca SpA, già affidataria della 
ristrutturazione impiantistica del Palazzo delia Regione Lombardia ai sensi dei contratto n. 
ren. 537 1/98: 


ACCERTATO che in data 05.08.2003 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la Ditta 
Eleca SpA relativo ai lavori propedeutici in argomento; 


VISTI gii atti di perizia di variante n. 1 presentati dalla Direzione Lavori, con nota del 30 luglio 
2004 prot. B1.2004.0073366 ed, in particolare, fa relazione tecnica dalla quale si evince che: 
» successivamente al completamento del progetto esecutivo di restauro delle facciate 
del Palazzo Pirelli sono stati rilevati come necessari intetvehti Liiteriori di smontaggio — 
identificati con ie lettere dalla a) alla g) - nonché nuove profilo metallico di raccordo tra 
soletta e facciate medesime; 
e durante lo smontaggio dei pannelli di compartimentazione orizzontale perimetrale non 
è stato possibile recuperare i pannelli dei piani dal 25 all'11°; 
* la validazione del progetto architettonico relativo ai lotti B e C ed il cambiamento degli 
assetti distributivi interni na comportato lo straicio di opere di rimontaggio non più 
necessarie; 


VALUTATO che fe suddette variazioni contrattugli in diminuzione integrano ia fattispecie di 
cui 12 dei Dm n. 45/2000 


RITENUTO in ragione di tutto quanto sopra/esposto di dover approvare la perizia di varianta 
in argomenio, cne comporta. una diminuzione complessiva dell’ importo di contratto pari ad € 
119.673,93= 
DISPONE 
1. Per le motivazioni in premessa, aduotte che si intendono iniegralmenîe riportate gi 
approvare la Dn di variante in diminuzione afferente l'appalto relativo alle opere 
propedeutiche allo smontaggio & rimontaggio delie facciate dei Palazzo Pirelli, costituita 
daiia relazione tecnica di (accompagnamento e auadro economico di raffronto, verba! di 
concordamento nuovi prezzi n. 1, 2, 3, schede di analisi nuovi prezzi e schema di atto di 
sottomissione, comportante la detrazione pari ad €119.673,93; 


n 


di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito della perizia di cui al precedente 
punto | i viene ridéterminato in complessivi € 1.707.175,26=. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 17 settembre 2004. 


Liquidazione del compenso a favore dell’ing. Franco Vallegra per le attività di coordinatore in fase di esecuzione per la realiz- 
zazione delle compartimentazioni antincendio orizzontale e verticale nell’edificio Torre e nelle palazzine (1° ‘intérrato) della 
Regione Lombardia in via Fabio Filzi, 22 - Milano. (Ordinanza n. 220). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territorio 
della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
" 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2093, a tuttoWil 30 giugno 2004 e con 
ulteriore DPCM dei 9 iuglio 2004 è stata prorogata fino al.30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 
2003. con !a quale, a parziale modifica dell Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore' degli interventi diretti al superamento 
della situazione emergenziale, 

e con Ordinanza commissariale n. 1B6°del 2 agosto 2004 è stata nominata 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 ia dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE . si 

> la nota de! 22.11.2092 con la guale il Dipartimento della Protezione Civile deiia 
Presidenza del Consiglio cei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della 
Ordinanza ‘Ministeriale n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere neli'ambito 
della Gestione Commissariale la votalità degli interventi di ristrutturazione già in 
essere prima dell’Evento, del 18 aprile, al fine di assicurare il recupero funzionale 
dell'intero Complesso; 


— 133 — 


25-5-2005 


» 


Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ia dgr n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia 
disponeva di procedere alla cessione, a favore del Commissario Deiegato, dei 
contratti elencati nell'Allegato “A” della delibera stessa; 


l'Ordinanza Commissariale n.17 del 4 marzo 2003 di recepimento della 
sopramenzionata DGR n.12005/03, cui ha fatto seguito la sottoscrizione dell'atto di 
successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep./n. 3953/2001 
criginariamente stipulato tra Regione Lombardia e Eleca S.p.aNincluso nei citato 
allegato “A" nonché il siscipiinare d'incarico stipulato in data” 20.04.2001 con 
l'Ing.Franco Vallegra in qualità di Coordinatore della sicurezza ifrfase di esecuzione 
per i iavori di compartimentazioni antincendio orizzontale«e*verticale del Palazzo 
Pirelli; 


PRESO ATTO 


va 
» 


N 


dell'Ordinanza commissariale n. 73 del 31.03.2004 di approvazione della perizia di 
variante n. 1 e rintegrazione al disciplinare d'incarico a favcre dell'ing. Franco 
Vallegra avvenuta in data 24.03.2004; 


dell'Ordinanza commissariale n. 112 del 12.05.2004 di approvazione de!la maggior 
spesa a seguito della variante approvata con l'Ordinanza sopra menzionata. 


DATO ATTO della liquidazione del SAL N.14 a.favore di Eleca SpA per il contratto Rep; 
3627/00 giusta Ordinanza commissariale n\95 del 26.04.2004, 


VISTA la fattura pro forma emessa dall'ing. Franco Vallegra in data 14.07.2004 per 
l'importo di € 4.545,64= IVA e ritenuta d'acconto inclusa. 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti d: liauicare a saldo- mediante i fendi a disposizione 
della Gestione Commissariale — a favore deil’ Ing. Franco Vallegra l'importo di 


€A. 


545 ,64= IVA e ritenuta. o’acconto inclusa, per l'attività di Cocrdinatore in fase di 


esecuzione per la realizzazione delle compartimentazioni antincendio orizzontale e 
verticale nell'edificio Torre e nelie paiazzine (1° interrato) della Regione Lombardia in 
via Fabio Filzi, 22 — Mirano 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


= 
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ORDINANZA 22 settembre 2004. 


Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidati alla Società Eleca S.p.A. - Contratto n. Racc. 
CD77/04. Liquidazione del 5° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 30 giugno 2004. (Ordinanza n. 221). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM dei 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 finoral31.12.2003 e con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti 
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro delkinterno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e l’art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di 
adottare procedure in deroga alla normativa vigente eysegnatamente all'art. 16 della legge 
109/94 nonché alle correlate norme regolamentari; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n. 180xdèl 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto 
Attuatore identificandolo nella pérsona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti 
Patrimonio e Servizi OperativiCaella Regione della Regione Lombardia — dott.ssa Rita 
Amabile — investendo ia stessa\anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché 
di Responsabile dei Lavori; 


— 135 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali: 


> n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al 
recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai-Iotti funzionali 
identificati con le lettere B e C; 

>» n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di cantù dei lavori di cui ai 

sopramenzionati lotti B e C: 

n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato 

speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture; 


w 


PRESO ATTO delia sottoscrizione del contratto afferente i lavori. di-tecupero funzionale in 
argomento — identificato con il n. racc. CD 77/04 — avvenuta in data.24 marzo 2004; 


VISTA: 


e La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti atutto il 30.06.04 presentata dalla 
Direzione Lavori con nota del 9 agosto 2004, protocellata dalla Gestione Commnissariale Il 
(17 agosto 2004 prot. n. k1.2004.0001850); 


e li certificato di pagamento n.5 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento 
in data 02.09.2004 


o La fattura presentata il 16.09.2004 prot. K172004.0002068 dalla Società Eleca s.p.a n. 
401332 del 10.08.04 d'importo pari a €. 205:320,00= IVA compresa emessa a seguito del 
sopra citato Certificato di pagamento; 


RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.p.a. l'importo di € 205.320,00= iva inclusa 
in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.5 del contratto sopra richiamato; 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale |’ importo di/€205.320,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 401332 del 
10.08.2004 emessa dalla società Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al contratto 
RACC.CD 77/04 in ragione del Certificato di Pagamento n.5 per lavori eseguiti a tutto il 
30.06.2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 22 settembre 2004. 


Approvazione della scrittura privata da stipularsi con la Società IDESI S.r.l. e relativa allo scioglimento consensuale del con- 
tratto relativamente ai compiti affidati per assistenza alla Direzione lavori per restauro e recupero funzionale degli spazi interni 
del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 222). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


on DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato diemergenza ne! territorio 
È città di Milano — prorogato Li DPCM del 29 novembre 2092)fino ai 31.12.2093, con 
CM sa 19 dicembre 2003 ai 39 giugno 2204 e con successivo DPCM de! 9 luglio 2004 
tutto #30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
eressato li giorno 18 aprile 2002 la ecde della Regione Lombardia; 


Qu 
D 


#9 O 
gr O 


» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Cosidinamento della Piciézione Civile — ha nomifatò Commissario De! egato per la 
realizzazione degii interventi urgenti ed indifferibilitfinalizzati a fronieugiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia {art.1); 


a con Ordinanza dei Presidente del Consiglia dei Ministri n. 3288 dei 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ofdinanza 3219/02, nominando Commissario 
velegato ii Presidente della Regione Lémpardia e conferendo ailo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


con ordinanza commissariale n180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
oggetto Attuatore al dirig-nte dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi 


Soc 
Operativi della Direzione ‘Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile, 
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RICHIAMATE: 

l'ordinanza commissariale n. 13 del 21.2.2003 con la quale si affidava alla Società Idesi 
S.r.1. di Milano l'attività cd: consulenza . progettazione delle misure di sicurezza da 
realizzare nel Palazzo Pirelli, nonché di assistenza alla Direzione Lavori, attività 
compietamiente assolta; 

‘ordinanza commissariale n. 153 del 28.6.2004 di integrazione dei compiti affidati alia 
Società stessa relativamente all'assistenza alla Direzione Lavori in capo/al Dirigente della 
Struttura Ufficio Tecnico Regionale , Inc. Rita Comi: 


vw 


v 


PRESO ATTO che con ordinanza Commissariale n. 185 in data 9/agosto 2004 la Direzione 
Lavori relativa agli interventi di restauro, messa in sicurezza e ripristino funzionale degli spazi 
interni del Paiazzo Pirelli veniva affidata a professicnista «esterno all'Amministrazione 
provvedendo pertanto alla revoca  deil'incarico affidato all'Iing. Rita. Comi e 
conseguentemente visne meno la necessità di garantire l'assisfenza; 


ACCERTATO che a seguito di accordi intercorsi con da Società idesi S.r.1., la stessa ha 
manifestato ia disponibilità alla sottoscrizione di &crittura privata con la quale 
consensualmente, ai sensi dell'art. 1372 del C.C. si,proCede allo scioglimento degli cobli ighi 
contrattuali assunti con il disciplinare giusta ordinanza 153/2004 relativo ai compiti di 
assistenza alla Direzione lavori, il cui schema/allegato al presante atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 


Ritenuto di dover apbrovare e sottoscrivere e) scrittura privata in aracmento; 
DISFONE 


1. Per le motivazioni in pramessa4addoite che si intendono integralmente riportate di 
approvare la scrittura privata da. sottescriversi con la Società [desi S.r.i. di Milano e 
relativa allo scioglimento consensuale, ai sensi dell'art. 1372 del C.C. degli obblighi 
contrattuali di cui al disciplinare di incafico approvato con ordinanza n. 153/2004 relativo 
ai compiti di assistenza allasDirezione Lavori, il cui schema allegate al presente atto ne 
forma parte iniegrante e sostanziale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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GESTIONE COMMISSARIALE EMERGENZA PIRELLI A SEGUITO 
DELL'EVENTO DEL 18 APRILE 2002 
Ordinanza Ministro dell'Interno n.3219 del 7 giugno 2002 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 
27.05.2003 
SCRITTURA PRIVATA 
Premesso che : 
>» Con Ordinanza Commissariale n. 13 del 21 febbraio 2003 è stato 
approvato in schema disciplinare d’incarico-a favore della società 
IDESI srl di Milano —sottoscritto in data-28>febbraio 2003 , RACC 
CD 20/2003 — avente ad oggetto4®affidamento dell'attività di 
consulenza e di progettazione/delle misure di sicurezza da 
realizzare all'interno del palazzo della Regione Lombardia, 
nonché di assistenza alla Direzione Lavori; 
> Con Ordinanza commissariale n.153 del 28 giugno 2004 è stato 
approvato schema di disciplinare d'incarico integrativo rispetto a 
quello approvato conla citata ordinanza 13/03, sottoscritto in data 
27 luglio 2004... n/RACC CD 92/2004, relativo all'espletamento di 
prestazioni di assistenza alla Direzione Lavori secondo le 
modalità*dettate dalla sceita progettuale validate giusta ordinanza 
n. 86-dél 15.04.04; 
> Cérnhvordinanza Commissariale n. 185 del 9 agosto 2004 la' 
Direzione Lavori relativa agli interventi di ripristino funzionale 
degli spazi interni del Palazzo Pirelli è stata affidata a 
professionista esterno all'Amministrazione e pertanto si è 


proceduto a revocare l’incarico già in capo all’ing. Rita Comi, 
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venendo così meno ia necessità della Gestione Commissariale 

di dover garantire l'assistenza alla Direzione Lavori stessa per 

quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza del Palazzo. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno duemilaquattro, il giorno del mese di presso la 

Gestione Commissariale per l'’Emergenza Pirelli domicHiata in 

Milano — Via Taramelli n. 12, 

TRA 

la dott.ssa Rita Amabile, in qualità di Soggetto Attuatore del 

Commissario Delegato per la Gestione dell'Emergenza giusta 

ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 

È 
IDESI s.r.l. con sede in Milano.via Felicita Morandi n. 19 nella 
persona dell’Amministratore delegato Guido Maria Rossi 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.: 

1. Con riferimento al“disciplinare d'incarico stipulato il 28 
febbraio 2003, RACC CD 20/2003, giusta ordinanza n. 
13/03, le parti\pfendono atto che tutte le attività previste dal 
citato disciplinare sono state realizzate, concluse e la 
Società<ha provveduto a fatturate integralmente i compensi 
dovuti Per quanto concerne la scrittura privata del 27 luglio 
2004 RACC.CD.92/04 giusta Ordinanza n. 153 del 283 
giugno 2004 e relativa all'espletamento delle prestazioni di 
assistenza alla Direzione Lavori secondo le più complesse 


modalità dettate dalla scelta progettuale, convengono di 


a 
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sciogliere consensualmente- ai sensi dell'art. 1372 cod.civ- 


gli obblighi contrattuali in essa contemplati; 


N 


le parti concordano altresì di considerare lo scioglimento 
contrattuale di cui al precedente punto 1 efficace a far tempo 
dal 7 settembre 2004 e pertanto verranno riconosciuti a 
IDESI s.r.l. tutti i compensi maturati sino al 31.08.04; 


IDESI s.r.l., con la sottoscrizione del presente atto, dichiara 


ud 


di non avere nulla a che pretendere oltre ai.compensi di cui 
al precedente punto 2; 
Letto, approvato e sottoscritto 


Società IDESI S.r.l. 


D'Orcine del Commissario Delegato 
Il Soggetto Attuatore 


si Rita Ahabite 
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ORDINANZA 30 settembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società Metroweb S.p.A. delle fatture n. HC0301 e n. HC0302 del 31 agosto 2004 relative al 
«Ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati multimediale della Giunta Regionale Lombarda» (Quarta.liquidazione). 
(Ordinanza n. 223). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
o con DPCM del 3.65.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenzavnel territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento \che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 ia sede deila Regione Lombardia; 


e con cuccessivo DPCM in data 25.11.2002 è stata disposta iz proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del! 19 dicembre 2003, a iutto il 30xgiugne 2004 e con ulteriore 
DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 27 maggio 2003, 
con ia qua!s, a parziale modifica dei Ordinanza h. 3219 dei 7 giugno 2002, il 
Presidente delia Regione Lombardia è ciato mominato Commissarin Delegato con 
facoltà di avvalersi Gi un Soggetto Attuatore degli mterventi diretti al superamenio della 
situazione emargenziaie, 


s con Ordinanza commissariale n. 180 del 2,agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la ar.ssa RitaAamabile: 


RICHIAMATE 

s l'ordinanza commissariale n 28 dell'11.12.2002 di approvazione del contratto d'appalto 
per la fornitura del servizio stipulato con la sccietà Metroweb S.p.A.; 

* la sottoscrizione del contraito avvenuta tra le Parti in data 18.12. 2002: 


ie 
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e l'ordinanza commissariale n. 49 deil'03.05.20035 a parziale rettifica dell'art.» del 
dispositivo dell'ordinanza n.28/2002 sopra richiamata, per errore materiale di trascrizione; 


° l'ordinanza commissariale n. 148 del 21.06.2004 di approvazione della scrittufa privata 
stinulata con ia medesima Società relativa alla proroga del contratto sopra-indicato, e la 
sottoscrizione avvenuta in data 28.6.2004 ed inserita nella Racc. CD 88/2004; 


VISTE ie fatlure emesse dalla società Metroweb S.p.A. a seguito dei servizi erogati nel 
periodo dail’11/5/2004 al 1/7/2004, di seguito indicate: 

e n.HC0301 del 31.08.2004 di € 147.000,00= IVA compresa; 

» n.HC0302 dei 3‘ .08.2004 di € 176.400,00= IVA compresa. 


«PRESO ATTO del benestare alla liquidazione aspresso da,parte dei Dirigente della 
struttura Sistemi Informativi e Comunicazione - Direzione generale Presidenza - a supporto 
deila Gestione Commissariale in data 12/09/2004 (protocollo A1.2904.004691) agli atti 
della Gestione Commissariale; 


RITENUTO di dover liquidare a favore di METROWEB S.p.A. l'importo complessivo di 
:323.400,00= in relazione ai servizi erogati nei periodo dall'11/5/2004 al 1/7/2004 e alie 
fatture emesse, riscontrate la'rayolariià delle stesse; 


DISPONE 


di liquidare per i motivi in premessa addotti, mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale, giusta Ordinanza commissariale: n 148/2004 a favore di METROWEB 
S:n.A. l'importo complessivo di € 323.400,00= in relazione ai servizi erogati nel periodo 
da!l'11/5/2004 al 1/7/2094 a saldo dellé“fàtture: È 

e n.HC0301 del 31.08.2004 di €-147.000,00= IVA compresa. 

a n.HHC0502 del 31.08.2004 di € 176.400,90= IVA compresa. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


i 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto 
stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77 del 24 marzo 2004. Approvazione perizia di variante e‘suppletiva n. 1. 
(Ordinanza n. 224). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
#» con DPCM dei 5 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato \di emerger:za nel 
territorio delia città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novernpre 
2092 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugne 
2004 e con successivo DPEM del 9 luglio 2004 a tutto 030 novembre 2004 - in 
relazione agli ingenti danni conseguenti all’Evento cheha interessato il giorno 18 
aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


a con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Minîstro dell'Interno — Delegato per Il 
Ccordinamento ella Protezione Civite — ha nominato Commissario Deiegato per 
la realizzazione deoli interventi urgenti ed\ibdifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'amergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale delia Regione 
Lombardia; 


Uni 


con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l'art. comma 1 delia citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento dirstii al superamentovdella predetta situazione emergenziale; 


* con ordinanza coinmissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Atiuaicre alkdirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
e Servizi Operativi della)Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita 
Amabile; 


id 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali : 


es n. 9 dei 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo felativo al 
restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pireili di cui ai 
lotti funzionali identificati con le lettere B e C; 

e n. 59 dei 9 marzo 2004 di affidamento alla sccietà Eleca di Cantù dei lavori di cui 
ai sopramenzionati lotti B e C; 

e n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche ai 
capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture; 


DATO ATTO della sottoscrizione del contratto n. racc CD 77/04 afferente : lavori di 


recupero funzionale in argomento - avvenuta in data 24 marzo 2004 - e della modalità 
di contabilizzazione delle lavorazioni. prevista a misura (art.(60del contratto ); 


A) !a reiazione tecnico-economica, che classifita teme di seguito le varianti : 


1. decrementi o incrementi cuantitativi(delle lavorazioni di contratio; 


Do 


adeguamento della larghezza del montante della parete in cartongesso di 
cui alla voce d'appalto C 232 + ih adeguamento con quanto previsto dagli 
eiaborati grafici del progetio\validato - e conseguente formulazione di 
nuovo prezzo NP01, risultante dalla differenza rispetto alla citata voce C 
232: 


B) il nuovo quadro economi6o comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità 
dei lavori in variante suppletivi ammonta ad €283.579,45= 


VALUTATE le argomentazioni. tecniche e ie analisi effettuate daila Direzione Lavori; 


RITENUTO in ragione di qbanto sopra esposto, e considerata la facoltà di deroga all'art. 
25 della legge quadro dei.lavori pubblici ammessa dall’ordinanza ministeriale .n. 3219 
del 7 giugno 2002, di approvare la perizia di variante e suppletiva de qua; 


DISPONE 


Art. 1- di approvare, per tutte ie ragioni in premessa addotte e che si intendono 
integralmente-ritrascritte - nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 della legge 
quadro deiNavori pubblici, ammessa dall’ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 


2002 per.il superamento dello stato d'emergenza di cui al DPCM 3 maggio 2002 - ia 


i. 
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variante n. 1 al contratto n. racc CD 77/ 2004 stipulato con l'impresa ELECA S.pAvdi 
Cantù; 


Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda: 
> incrementi e decrementi quantitativi di lavorazioni di contratto; 


> l'adeguamento della larghezza del montante della parete in cartongesso, 
come da elaborati grafici del progetto validato; 


Art,3 — di dare atto altresì che la perizia di variante n. 1 sì compone dei seguenti 
allegati, depositati presso la Gestione Commissariale: 


relazione tecnico-econcmica; 

auadre econemico comparativo di raffronto; 
analisi NPU1; 

verbale di concordamento nuovo prezzo; 
schema di atto di sottomissione; 


AAA 


Arî.4 — di aggiornare il quadro econcemico al maggior importo di € 19.518.344,96=IVA 
inclusa, indicando in € 89.327,53= l'ulteriore” somma da finanziare con i fondi a 
disposizione della Gestione Commissariale! 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Affidamento alla Società ISA S.p.A. della chiusura vetrata del 31° piano del Palazzo Pirelli. Autorizzazione di-subappalto a 
favore di S.B.M. S.r.l. (Ordinanza n. 225). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


«con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenzarne! territorio della 
città di Milano — prerogato con DPCM del 29 novembre 2002 finé ai 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugnu 2004 e con(successivo DPCM deli 9 
luglio a iuito il 30 novembre. 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento 
che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


» con Ordinanza n. 3288 del 27 maggio 2003 il Ministre dell'Interno - delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato»Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1ì: 


a con Ordinanza del Presidente del Corisiglio dei Ministri n. 3288 dei 27.05.03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario 
Deiegato Il Presidente della Regione Lombardia e conferendo alla stesso tacoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della prede*a situazione emerdgenziale ; 


e con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore al Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi 
Operativi della Direzione GeneralevRisorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATA la nota del 22.1162962 con la duale il Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dèi Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva deila 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alia Gestione Commissariale is complessità degli 
interventi necessari al recupero funzionale dei Compiesso Pirelli ; 


—di — 
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VISTA: 
e l'ordinanza commissariale n. 214 del 10.09.04 di affidamento alla società ISA, S.p.A. 
dell'intervento di chiusura vetrata del 31° piano del Palazzo Pirelli e dato atto della 
sottoscrizione del relativo contratto - RACC.CD 95/2004; 
e ia nota dei 28 settembre 2004 prot.n 1214/04 con la quale ISA SpA. ha 
formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore di S.B)M- s.r.l. per 
‘l'importo di €. 26.760,00= riguardante lavori di smontaggio e di rimoftaggio dei moduli 
di facciata in alluminio 
a la cocumentazione prodotta a corredo dell'istanza autorizzatoria.in argomento ; 


RILEVATO il rispetto della soglia di cui all'art. 18 comma 3 legge n. 55/90; 


RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione , di autorizzare il 
subappalto stipulato t tra ISA S.p.A. e l'impresa S.B.M- s.r.l; 


DISPONE 


Art.1 —per le argomentazical’in premessa addotféve che si intendono integralmente 
ritrascritte. di autorizzare il subappalto stipulato da4SA s.p.a — affidataria dell'intervento di 
chiusura del 31° piano del Palazzo Pirelli ex ofdinanza Commissariale n. 241/04 - con 
l'impresa ‘S.B.M- s.r.l avente sede in Olgiate Folgora (LC), per l'esecuzione di lavori 
consistenti nello smontaggio e nel conseguente rimontaggio dei moduli di facciata in 
aituminio ; 


Art.2 — di dare atto che fl importo dei lavori subappaltati ammonta ad €. 26.760,00. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


il 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Estensione di subappalto, già autorizzato con ordinanza n. 183 del Sxagosto 2004, a 
favore della Ditta Eros impianti elettrici per lavori rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 226)» 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CRE: 


e con DPCM in data 3 magzio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 34.12.2003, con DPOM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del Mluglio 2004 a tuto il 50 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato ner il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


* con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comma ] della cita‘ ùrdinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stessorfacoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatoro cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziaie; 


e conl’Ordinanza:n. 180 del 2 agosto 2004 stato conferito incarico di Soggette 
Aîtuatore alla dott.ssa Rita Amabile — dirifente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e 
Servizi operativi della Direzione Generale } Risorse e Bilancio”; 


RICHIAMATA: 


# la nota del 22.11.2902 conda quale il Dipartimento delia Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha\f6rnito un’inierpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02. 
ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della Gestione Commissariale la totalità degli 


interventi di restaurove.recupero già in essere prima deli’ Evento del 18 aprile; 
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» la delibera regionale n. 12705 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima=del'î8 
aprile 2002 , elencandoli nell’ Allegato “A”della delibera; 

» l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 nuarzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR 
n. 12005/03; 


PATO ATTO della sotioscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del 
contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleza s.p.a. - inciuso 
rel citato allegato “A” - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici dei Palazzo dell: 


Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003; 


VISTA: l . 

e ja nota del 6 settembre 2004 — pervenuia alla Gestione Commis$Sagale in data 14 settembre 
2004 n. prot.K1.2004.0002051- con la quale ila Società Eleca/Sp.A ha comunicate di voler 
estendere il contratto di subappalio già autorizzato con ordinaiiza commissariale n. 183/04 & 
favore della ditta FROS IMPIANTI ‘ELETTRICI di Attrello Casero di Legnano per € 
31.000,06=, con conseguente aumento dell’importo conirattuale a complessivi € 74.000,00=, 
per lavori rientranti nella categorie prevalente OS 50 corssistenti nelia realizzazione di impianti 
elettrici ; 

sla documentazione prodotta a supporto dell’istanza autorizzatoria in argomento ; 


RILEVATO il rispetto deila soglia di cui all’art. 18 comima/3 legge n. 55/90; 


RITENUTO , in ragione della re volarità della suddétta documentazione . di autorizzare l'estensione 
del contratto di subappeaito stipulato tra Eleca S.p.A è l'impresa EROS IMPIANTI ELETTRICI per il 
maggior importo di € 43.000,00= 


DISPONE 


Art.1 —per le argomentazioni in premesSa/addotte e che si intendono integralmente ritrascritte. di 
autorizzare l'estensione del contratto di subappalto già stipulato da Eleca s.p.a di Cantù con l’impresa 


mmissariale n. 183/04, per l’esetuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente dei contratto n. 
T1AUR /1992 “OS 30”, consiste NWnell’esecuzione di impianti elettrici; 


Art.2 — di dare atto che il maggior importo ammonta ad €. 43.000.00=, che sommato al valore del 
subappalto già autorizzato con la citata ordinanza n. 183/04 ridefinisce il valore complessivo del 
contratto in € 74.000,00. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli*Contratto sti- 
pulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore della Società Nextiraone Italia S.r.l. 
(Ordinanza n. 227). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


«con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 

territorio della città di Milano — prorogato con DPCM del 29(novembre 2002 fino al 

31.12.2003, con DFCM del 19 dicembre 2003 a tutto il©30 giugno 2004 e con 

successivo DPFCM dei 9 "cio 2004 a tutto il 30 novembr®,2004 - in relazione agli 

ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il ‘giorno 18 aprile 2002 ia sede. 
della Regione Lombardia; 


» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
cordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed Indifferibiliffihalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personaie della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglìo dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ‘ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente dell Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui/affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione)emergenziale; 


se con Ordinanz a n. 180 del 2,3G0sto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore ai dirigente dell'Unità VOrganizza tiva Contratti Patrimonio e Servizi Operativi 
della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA: 

» la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito in’interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la 
complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ; 


> l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la cualé/sono stati affidati 
alla società Metroweb S.p.A. ì lavori di ripristino della rete multimediale integrata 
fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all’interno del Palazzo della Regione 
Lombardia; 


DATO ATTO del relativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 
2004; 


VISTA: 

e la nota del 13.08. 2004 —- ricevuta dalla gestione Commissariaie in data 17 agosto 
2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di 
subappalto a favore della Società a Responsabilità Limitata NEXTIRAONE ITALIA 
per lavori afferenti l'instaliazione degli apparati di rete e del sistema integrato 
fonia/dati per un impeto pari ad € 56,270,00=; 

»* fa nota del 25 agosto 2004 pret. Kt:2004.0001886 con la quale la scrivente 
Gestione Commissariale subordinava l'autorizzazione del  subcontratto alla 
dimostrazione, da parte di Metroweb, dei rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 
€ 7 dell'art. 18 legge 19 marzo 1990 n. 55; 

e la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza e quella prodotta 
successivamente a seguito della, Citata nota del 25.08.04; 


RITENUTO, anche in relazione a guanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le 
iavorazioni subappaltabili e altriscontrato rispetto della soglia del 30% di cui all’ar. 18 
della legge n.55/90, di autorizzare ii subappalto de quo a favore di NEXTIRAONE ITALIA 
S.f.k; . 


DISPONE 
per le argomentazioni inpremessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare il subapba!to stipulato da Metroweb S.p.A. con NEXTIRAONE s.r.l. per lo 
svolgimento delle’ attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema 
integrato fonia/datt, ci importo pari ad € 56.270,00=. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
CADI8) n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Liquidazione SAL n. 34 per lavori eseguiti a tutto il 31 luglio 2004." (Ordinanza 
n. ‘ 


IL COMMISSARIO DELEGATO 
PREMESSO CHE: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza Nel territorio della città 
di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12:2003 e con DPCM del 19 
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro\dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare/emergenza l'Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n. 180 del 2\agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della 
Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE: 
> la nota del 22.11.2002 con la qualè il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fofnitò un’interpretazione estensiva della Ordinanza n.3219/02, 


ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli 
interventi di restauro e. \Necupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile; 
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> la delibera regionale n.12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 
18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato “A” della delibera; 

> l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata 
DGR n.12005/03; 


>» Richiamate altresì le ordinanze Commissariale 
e n. 57 del 03.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante, n.7, 
e n. 73 del 25.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.8, 
e n.133 del 08.06.04 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.9, 
e n.171 del 27.07.04 di revoca dell'ordinanza commissariale n.133 dell' 8 agosto 2004 di 
approvazione della variante suppletiva n.9 con stralcio del NP78-(controsoffitti). 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo»al Commissario Delegato dei 
contratto rep. N.3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.a. — 
incluso nel citato allegato “A” — relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della 
Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003, 


VISTA: 


= Ja documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004 presentata dalla 
Direzione Lavori con nota del 22.09.2004 prot./81,2004.002124; 

= jl certificato di pagamento n 34 relativo al corrispondente S.A.L. firmato dal Responsabile del 
Procedimento in data 17 settembre 2004; 

=» la fattura presentata dalla società Eleca\n./401443 del 31.08.04 consegnato al protocollo 
generale in data 17.09.04 e prot. K1.20040002085 dai protocollo generale della Regione 
Lombardia, di importo pari ad € 916.976,69= IVA inclusa; 


RITENUTO di dover liquidare a favore Ji ‘Eleca S.p.a. l'importo di € 764.147,24= iva esclusa in 
relazione allo stato di avanzamento n.34riferito ai lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1996; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessavaddotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di liquidare 
mediante mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 916.976 69=iva 
inclusa a saldo della fattura xn.,401443 del 31.08.2004 emessa dalla società Eleca esecutrice dei 
lavori dei lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998 a seguito della sottoscrizione del Certificato di 
Pagamento n. 34 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione&realizzazione 
di un nuovo impianto elevatore di collegamento piani 29-30-31 affidati all’impresa: OTIS Servizi S.r.l. di Novarà Approvazione 
di perizia di variante e suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 229). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 
«e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato\d! emergenza nel 
territorio della città di Milano — prorogato con DFCM del 29 novembre 2002 fino ai 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo 
DPCM del 9 luglio 2004 = tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni 
conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della 
regione Lombardia; 


e con Crdinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro, dell'Interno — Delegato per ii 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assecsore agli Affari Generali e/Personale della Kegione Lombardia 
(art. 1); 


» con Ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato mocificato l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato i. Presidente delia Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 


intervento diretti al superamento della predetta situazione emeraenziale; 


a con ordinanza commissariale. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e 
vizi Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, datt.ssa Rita 


— 155 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


RICHIAMATA P Ordinanza Commissariale n..86 del 10 luglio 2003 con la quale èxstàto 
approvato il progetto di "Ammodernamento e sostituzione parziale degli ‘Ampianti 

elevatori esistenti ne! Palazzo della dea e realizzazione di Un nuovoviNpianio 
elevatore di collegamento piani 29-30-31" nonché affidata l'esecuzione dei.avori alla 
ditta OTIS Servizi s.r.!. di Novara. 


ACCERTATO che : 
a in data 6 citobre 2003 è stato stipulato i relativo contratto per l'importo complessivo 
di e 2.900.900,09=, racc.cd 59/03; 


» i lavori di cui al citato contratto sono stati consegnati sotto le/riserve di isgge con 
Verbale in data 10.07.2003; 


» il termine uttimo per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 34 del Contratto era 
fissato ai 530 marzo 2004; 


atti di cenzia di varianza e suppisliva presegial? dalla Direzione Lavori con nota 
> ago sto 2904, DAoL B1.2004.0075537, edrin particolare la relazione tecnico- 

mica della quale si evince che durante IeSecuzione delle cpere è emersa la 
ossità di eseguire le seguenti opere in variante\hon previste nel contratto in essere: 


A) sostituzione deg! imbotti, dei segnalateri.di piano e delle bottoniere sia di cabina 

che di piano per gli impianti individuati con i nn. 1-2-9-10, i cui césì erano 
comuncue stati inseriti nell'Elenco Prezzi contrattuale. 
In corso di esecuzione, per uniformare iutte le finiture degli elevatori, il Commissario 
Delegato si è espresso favorevolmente alla loro sostituzione e pertanto con nota n. 
B1.2004.0001405 del 8.1.20047la Direzione Lavori ha confermato ad OTIS la 
sostituzione in argomento: 


B) nuove opere in adeguamento riguardanti la fornitura e posa di porte REI120 in 
luogo di duelle contrattuali di tifo "normale” dell'elevatore fi. 11 (punta Galvani) 
resesi necéssarie conseguentemente c.il'approvazione della varianie a! progetto 
antincen dic, formalizzata dai VV.F. in data 13.4.04; 


(i 


bonifica del vanoVdell'impianto elevatore n 12 {punta Piralli, rilevata come 
hecessgria a. Seguito dei lavori di smantellamento di alcune componenti 
dell'’ascensorevche hanno evidenziato ammaloramenti dovuti a rineiute perdite di 
sosfanze liqUice all'interno del vano stesso; 


» la lavorazioni di cui alla lettera B e C si giustificano ai sensi di quanig: previsto 
Cah alt. 25 Comu na 4 iett.b: 
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s le lavorazioni di cui alla lettera A) rossono essere approvate nell'esercizio»della 
facoltà di deroga all'art. 25 comma 2 della legge 109/94 prevista dall'ofdinanza 
Ministeriale n. 3219/02, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza*decretato 
con DPOM del 2 maggio 2002: 


PRESO ATTO altresì della richiesta di proroga contrattuale al 30 novembre 2004 - 
esplicitata nella Relazione iecnico-  eccnomica - per causa 4nhen imputabile 
ell'appaltatore e riguardante l' esecuzione di cpere edili necessarie\a) completamento 
degli impianti edile, in capo ad altro Appaltatere in forza di contrattoRACC.CD n.71/04; 


RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover approvare la perizia di variante in 
argomento, comportante un aumento dell'importo di contratto(pari ad €198.286,25= e di 


A 
accordare la richiasta di proroga sopramenzionata. 


DISPONE 


per le motivazioni in premessa addotte chs si intendenovintegralmenta riportate: 


1. di approvare ia perizia di variante e suppletiva n. 1 afferente l'appalto di cu! ai 
contratto RACC CD 59/03 costituita dé relazione tecnico-ecanomica, 630: ro 
economico di raffronto, sthema di atto di sottomissione, verbale di 


- 


concordamento Nuovi Prezzi n.1, angilyi prezzi n. 1 e n 

2. di di dare atto che il iovo duadro ecdnomicc, a seguito dell’anprovazione della 
perizia di variante di cui al prec edente punto "I vien le rideferminato in 
Compiessivi Euro 3.779.289,55 e/comporta un nuovo imporio da finanziare pari 


ad € 57.369,56=. _ 

di accogliere, in considerazione delia non imputabilità a OTIS dei mancaic 
rispetto dei termine contrattuais - originariamente pattuito per il 30 marzo 2004 - 
la richiesta di proroga, ridefinendo la cata di corcluisiéne dei lavori ai 30 
novembre 2004. 


(99) 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Approvazione della scrittura privata da stipularsi con l’ing. Renato Mamprin relativa allo scioglimento consensuale del con- 
tratto relativamente ai compiti affidati di assistenza alla Direzione lavori per il rifacimento dell’infrastruttura di rete di telecomu- 
nicazione nell’ambito del restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 230)) 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato diwemergaenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 20C5 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


* con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Delegato ner il 
Coordinamento della Protezione Civiie — ha nominato Commissario Delegato per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibill(finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1): 


*s con Ordinanza del Presidente del Consiglio, dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggett: Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


#. con ordinanza commissariale n,180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 


Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi 
Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. 99 del 28.04.2004 di ‘approvazioné del 
disciplinare sottoscritto in data 10.05.2004 — Racc. CD 83/20004 - con l'Ing. Renate.Mamprin 
in ordine all'affidamento incarico di consulenza per la verifica globale degli*interventi di 
rifacimento dell’infrastruttura di rete per telecomunicazioni del complesso Pitelli nonché di 
assistenza alla Direzione lavori affidata al dirigente della Struttura Ufficio Tecnico Regionale, 
Ing. Rita Comi 


PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 185 in data 94agosto 2004 è stata 
affidata la Direzione lavori a professionista esterno all’Amministrazione revocando 
contestualmente l’incarico ali Ing. Rita Comi , e di conseguenza è venuta meno la necessità 
per la Gestione Commissariale di garantire l'assistenza alla D.L. stéssa; 


ACCERTATA la necessità di mantenere con il professionista in'argomento l’incarico di 


consulenza per la verifica globale dell'intervento, del controllo dei requisiti tecnici e della 
conformità al progetto; 


RITENUTO, alla luce di quanto sopra e a seguito di accordi con l'Ing. Renato Mamprin di 
procedere alla sottoscrizione della scrittura privata, ché allegata al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale, nella quale si conviene<di sciogliere consensualmente, ai 
sensi dell’art. 1372 dei C.C., gli obblighi contrattualmente assunti relativi a prestazioni legate 
al compito di assistenza alla D'ezione Lavori, riconfèermando tutti quelli di consuienza al 
Responsabile Unico del Procedimento che il Professionista continuerà a svolgere dietro 
corresponsione di un compenso concordato in ©20.000,00 = oltre IVA e oneri accessori; 


DISPONE 


1. Per le motivazioni in premessa/addotte che si intendono integralmente riportate di 
approvare la scrittura privata dasottoscriversi con l'ing. Renato Mamprin e relativa allo 
scioglimento consensuale, ai sensi dell'art. 1372 del C.C. degli obblighi contrattuali di cui 
disciplinare di incarico RacseCD 83/2004 giusta ordinanza n. 99/2004 per quanto 
concerne i compiti di assistenza alla Direzione Lavori, il cui schema allegato al presente 
atto ne forma parte integrante e sostanziale. 


2. di confermare l'incarico di consulenza per la verifica globale dell'intervento, del controllo 
dei requisiti tecnici & della conformità al progetto dietro il corrispettivo concordato in 
complessivi € 20.000,00 oltre IVA e agli oneri accessori. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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GESTIONE COMMISSARIALE EMERGENZA PIRELLI A SEGUITO 
DELL'EVENTO DEL 18 APRILE 2002 
Ordinanza Ministro dell'Interno n.3219 del 7 giugno 2002 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 
27.05.2003 
SCRITTURA PRIVATA 

Premesso che : 

» Con Ordinanza Commissariale n. 99 in data 28. aprile 2004 è 
stato approvato in schema disciplinare d'incarico a favore dell'Ing. 
Renato Mamprin —sottoscritto in data 10 maggio 2004, RACC CD 
83/2004 — avente ad oggetto l'affidamento dell'attività di 
consulenza relativa alla verifica globale dell'intervento nonché di 
assistenza alla Direzione Lavori in capo al Dirigente della 
Struttura Ufficio Tecnico Regionale Ing. Rita Comi, - in ordine al 
rifacimento dell’infrastruttura di rete per telecomunicazioni del 
complesso Pirelli; 

> Con ordinanza Commissariale n. 185 del 9 agosto 2004 la 
Direzione Lavo?f relativa agli interventi di ripristino funzionale 
degli spazikinterni del Palizzo Pirelli, tra cui la fornitura e posa 

- del cablaggio strutturato climatizzazione vani tecnici e sistema 
spegnimento incendi, è stata affidata a professionista esterno 
all'Amministrazione e pertanto si è proceduto a revocare 
l'incarico già in capo all’ing. Rita Comi, venendo così meno la 
necessità della Gestione Commissariale di dover garantire 
l'assistenza alla Direzione Lavori stessa per quanto concerne 


gli interventi sopraindividuati. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno duemilaquattro, il giorno del mese di presso la 

Gestione Commissariale per l’Emergenza Pirelli domiciliata. ih 

Milano — Via Taramelli n. 12, 

TRA 

la dott.ssa Rita Amabile, in qualità di Soggetto Attuatore del 

Commissario Delegato per la Gestione dell'’Emergenza giusta 

ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 

E 

L'Ing. Renato Mamprin nato a Noale>(VE) il 3.08.1944 e 

residente in Calle Due Portoni n. 6 a Mestre (VE) 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.: 

1. Con riferimento al disciplinare d'incarico stipulato il 10 
maggio 2004, RACC CD 83/2004, giusta ordinanza n. 
99/2004, le parti conv@fgono di sciogliere consensualmente- 
ai sensi dell’art. 43/72 cod.civ- gli obblighi contrattuali di cui 
alie fasi delle prestazioni previste all'art. 3, legate all’attività 
di assistenza alla Direzione Lavori, fermo restando e 
riconfermando tutte quelle relative all'incarico di consulenza 
— chesil Professionista continuerà a svolgere in favore della 
Gestione Commissariale - circa la verifica globale 
dell'intervento dei controllo dei requisiti tecnici e della 
conformità al progetto, per il raggiungimento del risultato 
previsto dalla studio del CEFRIEL 


e parti concordano altresì di considerare lo scioglimento 


dI 


contrattuale di cui al precedente punto 1 efficace a far tempo 
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dal 1 settembre 2004 e pertanto verranno riconosciuti all’ing. 
Renato Mamprin i compensi maturati, comprensivi di quelli 
per l'attività di assistenza alla Direzione Lavori, sino al 
31.08.04; 

3. A seguito di quanto previsto al precedente punto 2. viène 
quantificato il compenso complessivo sino al 31.8.2004 — 
comprensivo degli acconti già liquidati con le modalità di cui 
al disciplinare d'incarico sottoscritto, in € 50.000700 oltre IVA 


ed oneri accessori; 


4. Per l’attività di consulenza che l’Inig. ‘Renato Mamprin 


presterà dal periodo 1.9.2004/—’ 30.11.2004 meglio 
specificata al precedente puntò \f verrà riconosciuto un 
compenso complessivo di € 120.000,00 oltre IVA ed oneri 


accessori da corrispondersi în'tre rate mensili. 


s. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Ing. Renato 


Mamprin dichiara dior avere nulla a che pretendere oltre ai 


compensi di cui ai.precedenti punto 3 e 4 ; 
Letto, approvato e Sottoscritto 


Il Professionista 


Ing. Renato Mamprin 


Ordirtexdel Commissario Delegato 
Il ba) etto Attuatore 


Dott mafie! 


abi 
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ORDINANZA 4 ottobre 2004. 


Proroga incarico per attività di consulenza specialistica e assistenza tecnica alla Direzione lavori per la ristfutturazione 
degli impianti tecnologici del Palazzo Pirelli, relativamente ai contratti n. 3371/98 - 3627/00 - 3547/00 stipulati con Eleca 
S.p.A., fino a tutto il 30 settembre 2004 a favore di: Ditta «3 C Impianti» di Fausto Crimeni; Studio Tumminello - Molteni. 
(Ordinanza n. 231). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


G 
con DPCM del 23.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza Met territorio della città 
i Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento ché‘ha interessato il giorno 
8 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


A (DO © 


a con successivo DPCM . data 29.11.2002 è stata disposta a\proroga fino al 31.12.2003, 


con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto ii 30 giugno 2904 e-còn ulteriore DECM del S luglio 
2004 e stata prorogata fino al 30.11.2004; 


ciei Presidente del Conciglio dei Mimietri n. 3288 del 27 maggio 2002, corn 
la quale, a du ie modifica dell'Ordinanza n. 3219 dei 7 giugno 2002, ii Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario, Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatere degii interventi diretti a! superamento delia situazione emergenziale, 


e con Ordinanze 


® con Ordinanza commissariale n. 180 del 2/agosto 2004 è sista nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Ameblie: 


PRESO ATTO 

» dell'ordinanza commissarize n. 17 del 4,5,2003 di recepimento della dgr n.12C05 cei 
17.2.2003 relativa alla cessione in capo al Commissario dei contratti di lavori Li 
nell'allegato “A” alla delibera stessa/irivparticolare i contratti n. 3371/08 — n. 3627/00 e 
2547/00 stinulati con Eleca S.p.A.; 


« dell'ordinanza commissariale) n? 35 del 13/02/2004 con la quale si è provveduto in 
attuazione di quanto disposto dall'art.3 dei sopramenzionati disciplinari alla proroga sino a tutro 


Sep 
acnl'na atti< dizioni. 


ii 30 giugno 2004 degli incarichiagii stessi pa 
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DATO ATTO della nota del Dirigente della struttura Ufficio Tecnico prot.n.B1.2004.0084759 del 
22.9.2004 con la quale a seguito della revoca dell'incarico di Direzione Lavori chiedeva il 
rinnovo dell'attività di consulenza specialistica per l'assistenza tecnica ai professionisti in 
argomento sino al 30.09.2004 per tutti gli adempimenti relativi alla chiusura tecnico/contabile 
della Direzione Lavori. 


RITENUTO pertanto di rinnovare l’incarico di consulenza specialistica e assistenza tecnica alla 
Direzione Lavori per i lavori di ristrutturazione impianti tecnologici relativamenie ai contratti n. 
3371/98 — n. 3627/00 — n. 3547/00 stipulati con Eleca SpA sino al 30 settembre 2004. 


DISPONE 


1. peri motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, il rinnovo 
dell'incarico allo Studio Associato Tumminello — Moltenie alia Ditta “3 C Impianti" di 
Fausto Crimeni, confermando gli stessi patti e condizioni\dei disciplinari d'incarico già 
sottoscritti con la Gestione Commissariale fino al 3 settembre 2004 per tutti gli 
adempimenti tecnici contabili relativi alia chiusura deila/Direzione Lavori per gli interventi 
di ristrutturazioni degli impianti tecnologici di cui ai centratti n. 3371/98 — n. 3627/00 -— n. 
3547/00 stipulati con Eleca SpA. 


di impegnare per l’intera durata dell'incarico —, Mediante i fondi a disposizione della 
Gestione Commissariale — i seguenti importi; 

- Euro 15.737,15= IVA e oneri inclusi per lo Studio Associato Tumminel!o — Molteni; 
- Euro 11.828,57= IVA e oneri inciusi per la Ditta “3 C Impianti” di Fausto Ciimeni; 


BI 


3. di dare atto che ia relativa spesa verrà corrisposta dietro presentazione di regolare 
fattura. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 6 ottobre 2004. 


Liquidazione a favore dell’ing. Renato Mamprin del compenso bimestrale, a valere per l’assistenza tecnicaalla Direzione 
lavori, in materia di impianti di rete multimediale e cablaggio passivo. (Ordinanza n. 232). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

es con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regicne Lombardia; 

s con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM 
del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11,2004: 

«con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n» 3288 del 27 maggio 2003, 
con la quale, a parziale modifica dell'Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato” Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della 
situazione emergenziale, 

e con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE: 

e Ordinanza commissariale n. 99 del 28.04.2004 con la quale è stato approvato il 
disciplinare d'incarico con l'Ing. Renato Mamprin, per l’ assistenza tecnica alla Direzione dei 
Lavori Ing. Rita Comi in materia di impianti di rete Multimediale per i favori inerenti e affidati ad Eleca SpA. 
giusta Ordinanza commissariale n° 60 dell'11/03/2004, nonché per la fase esecutiva dei progetti relativi ai 
sistemi di rete audio e video. 

e delia sottoscrizione del disciplinare di incarico con il Professionista, avvenuta in data 
10.05.2004, ed inserito nella raccolta CD 83/2004. 


PRESO ATTO del benestafe alla liquidazione espresso dal Dirigente della struttura 
dl 
UH 


Ufficio Tecnio a supporto )della Gestione Commissariale, con nota dei 28.9.04 
prot.B1.2004.0986584; 
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VISTA la fatiura n. 25 dell’ 11.07.2004 dell'importo di € 24.480,00= IVA e ritenuta 
d'acconto inciusa, emessa da! Professionista ai sensi dell'art. 6) del disciplinare 
d'incarico quale rata bimestrale scadente il 10.7.2004, per le prestazioni esplicitate 
all'art. 2) dei disciplinare d'incarico; 


RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore dell'Ing. Mamprin, l'importo della fattura 
sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa al fine di ottemperare agli obblighi 
contrattualmente assunti; 


DISPONE 


per | motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente»ritrascritti, di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore dell'Ing. Renato 
Mamprin quale rata bimestrale scadente il 10.7.04, la somma di € 24.480,90= IVA e 
Ritenuta d'acconto inclusi, a saldo della fattura N. 25 dell’ 14.07.2004, in ottemperanza 
ai disciplinare d'incarico giusta Ordinanza n. 99/2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 7 ottobre 2004. 


Lavori di fornitura e installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema 
di spegnimento incendi, smantellamenti degli impianti esistenti, spostamento della centrale telefonica e dei ‘locali C.E.D. - 
Liquidazione 2° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 15 luglio 2004. Contratto CD87/2004. (@rdinanza n. 233). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


» con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — in relazione agli ingenti danni conseguenti all’everito che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la seds della Regione Lombardia; 


e con successivo CPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la)proroga fino al 31.12.2003 e 
con Ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n73298 del 27 maggio 2003. con il 
quale a parziale modifica dell'ordinanza 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione 
Lombardia e stato nominato Commissario Delegato/een facoltà di avvalersi di un Soggetto 
Attuatore degli interventi diretti al superamento dellaxsituazione emergenziale; 


+ con ordinanza commissariale n. 180 dei 2 agosto 2004 è stato conferito incaricato di 
Soggetto Atiuatore sino al 30.17.2004 alla-dott.ssa Rita Amabile - dirigente della Unità 
Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi ‘Operativi della direzione generala Risorse e 
Bilancio; i 


RICHIAMATA : 


» la nota del 22.11.2002 con la quale inDipartimenio della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha fornita\ùn'interpretazione estensiva dell'ordinanza n. 3219/02, 
ritenendo in caso alla Gestione Gommissariale la complessità degli interventi necessari al 
recupero funzionale del Compiesso Pirelli; 

> l'ordinanza commissariale n.60 del 11 marzo 2004 con la quale sono stati affidati alia 
società Eleca S.b.A. i favori.di fornitura e di instal'azione dei cablaggio strutturato con ta 
gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi, 
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PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di fornitura e di installazione 
del cablaggio incendio strutturato con gestione intelligenti, climatizzazione dei vani tecnici e 
sistema spegnimento incendi in argomento — identificato con il n. racc. CD 87/2004 -— a venuta 
in data 16 giugno2004; 


VISTA: 


e La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004,presentata dalla 
Direzione Lavori con nota del 29.09.2004, protocollata dalla Gestione Gommissariale il 
(30.09.2004 prot. n. k1.2004.0002226); 


e ll certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento 
in data 30.09.2004; 


es La fattura presentata il 6.10.2004 prot. K1.2004.0002291 dalla/Società Eleca s.p.a n. 
401555 del 30.09.2004 d'importo pari a €. 913.292,93= IVA compresa emessa a seguito del 
sopra citato Certificato di pagamento; 


a Le liberatorie dei subappaltatori che attestano la regolarità dei pagamenti effettuati da Eieca 
s.p.a., presentate il 24.09.2004 con prot. K1.2004.0002166 


RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.p,axl'importo di € 913.292,93= iva inclusa 
in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 del‘contratto sopra richiamato; 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti di liquidare Mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale |’ importo di € 913.292,93 IVA compresa a saldo della fattura n. 401555 dei 
30.09.2004 emessa dalla società Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al contratto 
RACC.CD 87/04 in ragione del Certificato di Pagamento n.2 per lavori eseguiti a tutto il 
21.07.2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 7 ottobre 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù in data 25 febbraio 1998 rep. 3371/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 10. (Ordinanza ni»234). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato_di/emergenza nel 
territorio deila città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 
2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicemibre 2003 al 30 giugno 
2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto ilt30 novembre 2004 - in 
relazione agli ingenti danni conseguenti all’Evento che-ha interessato il giorno 18 
aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministrovdell'Interno —- Delegato per il 
Coordinamento ciella Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per 
la realizzazione degli interventi urgenti ed .indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali. èPersonale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente\della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


» con ordinanza commissariale) 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
e Servizi Operativi della» Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita 
Amabile; 
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VISTA: 

e la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza dei Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della 
Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e-trecupero, ivi 
compresi quelli già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 


» la delibera regionale n. 12005 dei 07.02.2003 con la quale la Giunta della 
Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del 
Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, 
elencandoli nell'Allegato “A”della delibera medesima; 


e l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della 
sopramenzionata DGR n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario 
Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamentesstipulato tra Regione Lombardia e 
Ditta Eleca S.p.A. ini esito di appaito concorso - inéluso nel citato allegato “A” - relativo 
alla ristrutturazione generale degii impianti tecnologici del Palazzo della Regione, 
sottoscrizione avvenuta il 04.03.03; 


RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

e d.d.g. AA.GG. n° 37052 del 29/7/99 con il quale è stata approvata la perizia 

suppletiva e di variante n° 1; 

d.q.r. i marzo 2000 n° 48826 con la quale è stata approvata la variante n° 2; 

d.g.r, 11 maggio 2000 n° 49821con la quale è stata approvata la variante n° 3; 

d.a.r. 2 agosto 2001 n° 5898 con la quale è stata approvata la variante n° 4; 

d.g.r. 22 marzo 2002 n° 8488 con la quale è stata approvata ia variante n° 5; 

d.g.r. 12 luglio 2002 n%9749 con la quale è stata approvata la variante n° 6; 

ordinanza Commissariale' n. 57 del 2 giugno 2003 con la quale è stata approvata 

la variante n.7; o 

e ordinanza comrrissariale n 73 del 25 giugno 2003 con la quale è stata approvata 
la variante n.8; 

e n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al 
restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai 
lotti funzionali identificati con le lettere B e C; 

e ordinanza commissariale n.171 del 27.07.04 con la quale è stata approvata la 
variante N. 9; 
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VISTI tutti gli atti di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione Commissarialeved 
in particolare: 


A) la relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito gli interventi 
oggetto della variante : 


1. opere impiantistiche integrative al contratto 3371/UR del 1998 conseguenti 
alia validazione di cui all'ordinanza n.9/04; 

2. nuovo gruppo elettrogeno a seguito delte modifiche funzionali introdotte 

dal progetto Architettonico, nonché alia conseguente revisione del 

progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Milano in data 13.04.04, necessario ner il mantenimento 

in servizio di apparati del sistema di sicurezza debPalazzo della fonia dati 

richiedenti nuovi carichi elettrici da alimentare invregime preferenziale, tale 
da necessitare generatore di taglia superiore; 

nucvo impianto audio/video e votazione elettronica dell'Aula consiliare e 

relative pertinenze, afferente il ripristino\funzionale dell’Au!a Consiliare, 

prevista ne! lotto C del progetto esecutivo; 

4. opere elettriche per l’alimentazionel impianti multimediali che hanno 
richiesto l’instaiiazione di ulteriore gruppo statico di continuità necessario 
per gli apparati di rete, nonché fonumetrie di vario diametro in 
corrispondenza delle sale multimediali; 


(Dì 


B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità 
dei lavori in variante suppletiva ammonta ad €2.555.067,20= di cui: 

e €1.959.778,00= già previsti nel quadro economico aggiornato nella perizia di 
variante n. 9 , giusta ordinanza n. 171/04 tra le somme a disposizione 
dell'Amministrazione ; 

o € 921.032,88 comprensive di IVA e spese tecniche da attingere alla voce 
“imprevisti” dei medesimo=uadro economico, in attuazione di quanto previsto dal 
comma 3 art. 25 legga 39/64 


VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori; 
RITENUTO in ragionaerdi quanto sopra esposto , e considerato che le lavorazioni 
oggetto della variante rientrano nella fattispecie di cui all'art. 25 comma 1 iett. b) e 
comma s delia legge Quadro sui lavori pubblici, di approvare la perizia in argomento; 


DISPONE 


Art. 1- dikGpbrovare, per tutte is ragioni in premessa addotte e che si intendono 
integralmente ritrascritte la variante in. 10 a! contratto 3371/UR/98 stipulato con 


dC A 


l'impresa LECA S.p.A. di Coniù; 
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Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda interventi di cui all’art>25 
comma 1 lett. b) e comma 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e, precisamente: 


e opere impiantistiche integrative; 
e nuovo gruppo elettrogeno; 
e nuovo. impianto audiovideo e votaicne elettronica per Aula Consiliare e sue 
pertinenze; 
e opereelettriche per alimentazione impianti multimediali; 
meglio specificati nella relazione tecnica redatta dalla Direzione Lavori, agli atti della 
Gestione Commissariale; 


Art.3 — di dare atto altresì che la perizia di variante n. 104si tompone dei seguenti 
allegati, depositati presso la Gestione Commissariale: 


relazione tecnico-economica; 

quadro economico comparativo di raffronto; 

analisi Nuovi Prezzi dall’NP 93 all'NP 106; 

verbali di concordamento nuovi prezzi, dal ny 14 al n. 20; 
schema di atto di sottormissicne; 


\AAAZA 


Art.4 — che tale variante non richieda assunzione di ulteriori oneri, in quanto i relativi 
importi risultano già ricompresi nei quadro economico approvato con ordinanza n.171 
del 27 luglio 2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 8 ottobre 2004. 


Lavori di completamento inerenti la realizzazione della compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombar- 
dia. Contratto opere provvisionali n. 3953/Racc. del 13 novembre 2001. Liquidazione certificato n. 8 per il pagamento della rata 
a tutto il 31 luglio 2004 per le opere provvisionali ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996 di cui al contratto 3627/UR del 
27 luglio 2000. (Ordinanza n. 235). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di 
Milano — prorogato con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno-2004 e con successivo 
DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 — in relazione agli ingenti danni 
conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione 
Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministero dell'Interno — Delegato per ii 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato»-Gommissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1) 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e,conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti ai superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


#s° con Ordinanza Commissariale n. 180/0del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi 
Operativi della Direzione Generale Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile, 


RICHIAMATA: la nota del 22.11.2002scon la quale il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva dell’ Ordinanza 
n.3219/02, ritenendo di dover*4ricomprendere nell’ambito della Gestione Commissariale la 
totalità degli interventi di restauree recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile 2002; 
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> la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione 
Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contatti in 
essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato “A” della delibera; 

> l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramènzionata 
DGR n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario-Delegato del 
contratto rep. 3627/UR del 27.07.00 originariamente stipulato tra Regione Lombardia ed Eleca 
S.p.a. — incluso nel citato allegato “A" — relativo a lavori di completamento inerenti la 
realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della vRegione Lombardia, 
sottoscrizione avvenuta il 10 marzo 2003, inserito nella RACC. CD 45/03; 


VISTA: 


e la documentazione contabile per lavori eseguiti a tutto ilC34.07.2004 presentata dalla 
Direzioni Lavori con nota del 30 settembre 2004 prot. B1.2004.0086865: 

e del certificato di pagamento n.12 relativa al S.A.L.pfirmato dal Responsabile del 
Procedimento in data 30 settembre 2004; 

e della fatiura n. 401553 del 30.09.2004 di importo pari ad € 560.982 44= iva inclusa, emessa 
dalla società Eleca S.p.a. a seguito del sopraccitato Certificato di Pagamento 


RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.A.\Vimporto di € 560.982 44=iva inclusa, a 
saldo della fattura indicata, riscontrata la regolarità della stessa; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, 
liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 
560.982,44=|VA inclusa a saldo dellasfattura n. 401553 emessa dalla società Eleca S.p.a. a 
seguito dei certificato di pagamento 2 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004 relativa al SAL 
n.2 del contratto inserito nella n.rep®»3627 del 27.07.00 per lavori di completamento inerenti ia 
realizzazione delle compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


la 
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ORDINANZA 8 ottobre 2004. 


Lavori di completamento inerenti la realizzazione della compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombar- 
dia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3627/UR del 27 luglio 2000. Liquidazione del SAD. 12 per lavori 
eseguiti a tutto il 30 luglio 2004. (Ordinanza n. 236). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel térritorio della città di 
Milano — prorogato con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2007 e con successivo 
DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 — in relazione agli ingenti danni 
conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002. là sede della Regione 
Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministero dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1) 


e con Ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata OrdinanzaMi. 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia,e conferendo alio stesso facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


e con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 
Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi 
Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile, 


RICHIAMATA: 

> la nota del 22.11.2002 con la qualeil Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell’ Ordinanza n.3219/02, 
ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della Gestione Commissariale la totalità degli 


pre 


interventi di restauro e recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile 2002; 
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VISTO il decreto n. 004591 del 19.03.2004 con il quale la Giunta Regionale della Lombardia, 
prendendo atto della suddetta interpretazione, disponeva la cessione a favore del Commissario 
Delegato del contratto n. rep. 3953/RCC del 13.11.01, successivamente formalizzata con 
contratto inserita nella RACC.CD 78 dei 24 marzo 2004; 


DATO ATTO: 


e della documentazione contabile a tutto il 31.07.2004 presentata dalla Difézioni Lavori con 
nota del 30 settembre 2004 prot. B1.2004.0086865: 

e  delcertificato di pagamento n.8 relativa al pagamento della rata a tuttoi”31.07.2004 per le 
opere provvisionali ai sensi del D.ls. n. 494/96 di cui al contratto 3627/UR del 27.07.2000, 
firmato dai Responsabile del Procedimento in data 30 settembre 2004; 

e della fattura n. 401554 del 30.09.2004 di importo pari ad € 30.450,52= iva inclusa, emessa 
dalla società Eleca S.p.a. a seguito del sopraccitato Certificato(di Pagamento 


RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.A. l'importo“di € 30.450,52=iva inclusa, a 
saldo della fattura indicata, riscontrata la regolarità della stessa; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotte e che\si intendono integralmente ritrascritte, 
liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 
30.450,521=IVA inclusa a saldo della fattura n. 401554 emessa dalla società Eleca S.p.a. a 
seguito del certificato di pagamento n.8 per lavorileseguiti a tutto il 31.07.2004 in ottemperanza 


degli obblighi di cui al contratto n. rep.3953/race del 13.11.01. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 11 ottobre 2004. 


Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli*Contratto sti- 
pulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore di Fastweb S.p.A. (Ordinanza n. 237). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO: CHE: 


s con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato cun DPCM dei 29 novembre 20024fino al 31.12.2003. con 
DPCM dei 19 dicembre 2003 a tutto il 3C giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 iuglio 

. 2004 a tutto il 30 novembre 2904 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento 
che ha interessato il gierno 18 aprile 2002 ja sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2C02 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 

coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 

realizzazione degli interven urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
‘ l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente de! Consiglio\déi' Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Sogoetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emeérgenziale; 


e con Ordinanza n. 180 del 2 agosto,2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore al dirigente dell'Unità /Otganizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi 


pre 


della Direzione Generale “Pisorsé &Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 


— 177 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


RICHIAMATA: 
> la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Givite della 


Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale ta/complessità 
degli interventi necessari ai recupero funzionale del Complesso Pirelli ; 


l'ordinanza commissariale n.120 dei 20 maggio 2004 con la quale<sono stati affidati 
alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete multimediaie integrata 
fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all’interno del, Palazzo della Regione 
Lombardia; 


wWw 


DATO ATTO del relativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 2004; 


VISTA: 

e la nota del 13.08. 2004 — ricevuta della gestione Commissariale in data 17 agosto 
2094 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di 
subappalto a favore di Fastweb S.p.A. per lavorisefferenti l'instaliazione degli apparati 
di rete e del sistema integrato fonia/dati per ufidimporto pari ad € 122.050,00=; 

è» la nota del 25.08.04 prot. K1.29024.0901889 con la quale la scrivente Gestione 
Commissariate ha richiesto all'Appaltatore‘ GìVintegrare la documentazione prodotta a 
corredo deila suddetta istanza, non essendo stata dimostrata la si:sssistenza delie 
condizioni di cui ai commi 4 e 7 dell'art 18 legge n. 55/90; 
ia documentazione allegata a corredo delia suddetta istanza e quella trasmessa 
successivamente in data 6 citobre 2004; 


w 


RITENUTO, in ragione della regolarità della documentazione prodotta, valutata anche in 
reiazione a quanto dichiarato invsede di offerta da Metroweb circa ie lavorazioni 
+1 Vla 


subappaltabiii e al riscontreto rispetto delia soglia dei 50% di cui all'art. 30 delta leage 
n.55/90, di autorizzare il subappaito de quo a favore di Fastweb S.p.A; i 


DISPONE 


per le arcomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare i! subappalto stipulato da Metroweb S.p.A. con la società Fastweb per lc 
evolgimento delle «attività rigcardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema 
integrato fonia/dati, di importo pari ad € 122.050,00= 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 11 ottobre 2004. 


Liquidazione in favore della società IDESI S.r.l. dell’importo di € 12.120,00 a saldo della fattura n. 64%del 2 agosto 
2004 emessa a titolo di consulenza e assistenza per l’analisi del rischio e definizione delle scelte in materia, di sicurezza. 
(Ordinanza n. 238). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e cou DPCM del 35.05.2002 è stavo dicinarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha interessato il 
gioruo 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia: 


* con successivo DFCM in data 29.11.2002 è stata dispesta la proroga fino al 
31 12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 gitigno 2004 e con DPCM del 
th 


G iuglio 2004 e stats ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004; 

e con Ordinanza «del Presidenie del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003. 

con la cuale. a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3819 del 7 giugno DE - Pres idente 

delia Regione Lor:rardia è stato nominato Commitegi Delegato con facoltà di avvalersi 
di un Sogyetio Attuatore degli interventi diie4! al superamento del i ciuazione 
emergenziale, 


* con Ordinenza commissariale n. 180 deb 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE 
>» ia za commissariale n. /A3NGc! 21.2.2005 con la quale è stato approvato ii 
disciplinare d’incarico con la-Sogierà Idesi Srl per l’attività di consulenza analisi del 
riechio e progettazione relativa alle scelte in materia di sicurezza: 
fordir nanza commissari le n. 153 dél 28.6.2004 con ia quale ‘è stata approvata ia 
scrittura” integra ativa ‘da stipularsi” con la medesima Società per LVaffidamento 
neari i assistenza alla Direzione Lavori ad integrazione dei compiti affidati 
Gu 1 casoiplio nare > ED 20/2005 di cui al i precedente punto; 


vi 


fi 
sl 
ni. 
le) 
(e) 
2 0 


— 179 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


VISTA la fattura n. 64 del 2.8.2004 per l'importo di euro 10.100,00 oltre IVA a titolo di.saldo 
lavori di cui al disciplinare sottoscritto il 28.2.2003 corrispondente al compenso pattuito per il 
completamento delle fasi N. 5 e N. 6 di cui agli articoli 2 e 3, nonché per assistenza alla Direzione 
Lavori — primo acconto — di cui alla scrittura privata, sottoscritta il 27.7.2004 ‘integrativa al 
disciplinare art. 2; 


VISTA la nota protocollo B1.2004.0085133 del 23.09.2004 con la quale Aa struttura Ufficio 
Tecnico a supporto del Responsabile del Procedimento esprime il proprio benestare alla 
liquidazione; 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della società IDESI Srl l’importo 
complessivo di € 12.120,00= IVA compresa, a saldo della fattura in@arg6mento, al fine di onorare 
gii Impegni contrattualmente assunti, valutata la regolarità della stessa: 


DISPONE 


Di liquidare in favore di IDESI Srl l’importo complessivo di ‘€ 12.120,00= IVA compresa a saldo 
della fattura n.64 del 2.8.2004 «messa a titolo di saldo lavoriydi consulenza e di assistenza di cui al 
disciplinare e aila scrittura integrativa giusta Ordinanzée\Commissariali n.13/2003 e n. 153/2004, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 11 ottobre 2004. 


Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta 
Strutture Geodetiche Zak S.r.l., per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 17 settembre 2004 al 17 ottobre 
2004. (Ordinanza n. 239). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza ‘ne! territorio delia 
città di Milano, in reiazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30Ygiugno 2004 e con DPCM 
del 9 iuglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30%41.2004; 


e con Ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Mirtistri n. 3288 del 27 maggio 2003, 
con la quaie, a parziale modifica dell’ Ordinanza. n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli\interventi diretti al superamento deila 
situazione emergenziale, 


e con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetio 
Aftuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 dei 5/12/02 di approvazione dello 
schema di contratto sottoscritto con Na società Strutture Geodetiche Zak Srl in data 
17/12/02 per la fornitura a noleggio di/struttura temporanea per la riallecazione dell'Aula 
Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di 
rappresentanza degli Organi istituzionali; 


PRESO ATTO dell'Atto di Cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio 
in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario dei Tribunale di Milano in data 31.01.2003 
con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.i. di Desio cede, in favore della 
società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in 
qualità di cessicnaria, tutti i c’aditi vantati dalia cedente in relazione alla fornitura in 
argomento; 
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ACCERTATO CHE: 

e con nota protocollo K1.2904.0000349 in data 16.2.04 in attuazione del disposto 
dell'art.7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata chiesta la 
proroga del noleggio della tersostruttura, o!tre i 16 mesi contrattualmente pattuiti; sino a 
tutto il 31,1,2008, 

e all’art.3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un importo mensile 
pari a € 23.600,00 olfre alla maggiorazione di € 3.278,87 per le variant(espressamente 
richieste e autorizzate, nonché di € 7.409,00 per assistenza e manutenzione, per i mesi 
successivi al 16°. 


VISTA la fattura n. 22 del 21.07.2004 emessa da Strutture Ge@deatiche ZAK s.r.. per 
importo di € 41.134,64= IVA compresa, riferito al canone mensile per il periodo dal 
17/9/2004 al 17/10/2004; 


RITENUTO di dover liquidare*ale importo, in favore della Società UniCredit Factoring 
S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la Società Strutture 
Gecdetiche Zak Srl; 


DISPONE 


per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione” Commissariale, a favore della società 
UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca disSavoia n.20 - Milano - (Codice Fiscale 
01462680156) l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, a saldo della fattura n. 22 del 
21.07.04 emessa da Strutture Geodetiche Zak Srl quale canone di noleggio per il 
periodo dal 17/9/04 al 17/10/04 relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati "Auia 
Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nonché gli spazi di rappresentanza 
degli Organi istituzionali. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 13 ottobre 2004. 


Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, 
rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 240), 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


REMESSO c 

«con DFCM dei 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato divemercenza ne! 
territorio delia città di Milano - prerogeato con successivo DPEM del 29 novembre 
2002 fino al ii 31 dicembre 21503, con DPCM del 19 dicembre 2003 ai 30 giugno 
2004 e con successivo LPCM del 9 iuglio 2004 a tutto iL SO novemote 2004 - in 
relazione agli ingenti danni consegienti all'evento che'havinisressato ! giorno 18 
aprile 2102 ia sevie della Regione Lombardia; i 

e con Orninanza del 7 giuono 2092 n,32i2 il Ministro dell'Interno — Deiczato cor il 
Conraisamento della Protezione Chie — ha nofriimato Coremissario Delegato car 
i realizzazione degli interventi urgenti ed /ndifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l’Acsessore agli Affari Genera! e\Fersonale della Regiorie Lombardia; 


a con Oriinanza cel Presidente del. Conzigio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 € 
stato modificato Vart. i comma 1 dalla citata ordinanza 3219/02, nominando 
Cormnmissario. Daiecato | Presidente Vella Regione Lombardia ; 


stessu facoltà di avvalersi di un Scggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento direiti. ai superamento delta predetta situazione emergenziaie: 


a con ordinanza commissarialeYi/ 180 del 2 agosto 2004 è statu conferito invatico 
di Scagerta Attuotore al dirigente dell'Unità Orgarizzativa Contratti a Patrin:onio 
e Servizi Operativi della)Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita 
Amabile; 
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VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile*della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato doversi intendere gli interventi di 
restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 
3219/02 in modo unitario e globale; 


RICHIAMATA : 

e l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.03 di validazione del Pragetto Esecutivo 
dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e risanamento<della copertura , 
piano carrello e 31 piano della torre , nonche’ del piazzale colliîta, rampe interne 
coperture e cavedi corpi bassi; 

e ordinanza commissariale n.185 del 17.12.2003 di affidamento dei lavori in 
argomento all’ATI GrassI.& Crespi S.r.L - Marcora S.p.A%; 


PRESO ATTO dei documenti di cui si compone la perizia n.1, in approvazione con la 
presente ordinanza, ed in particolare: 


A) la relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito gli interveriti 
Gggetto della variante : 


1. opere in variante consistenti in\ migliorie nonché stralcio di lavori, 
ammontanti a coriplessivi € 155:645,78=, di cui 11.981,00= contabilizzati 
in economia e riguardanti l'itilizzo di manodopera nonché l’impiego di 
mezzi necessari per accelerare i tempi di smontaggio del montacarichi in 
vista deli'Evento del 1£ aprile 2094; 

2. cpere in variante finalizzate ella risoluzione di aspetti di dettaglio rientranti 

nella disponibilità del<Direttore dei lavori, comportanti una diminuzione 

aell'importo del contratto pari 30 € 6.065,09=ed integranti le fattispecie di 

cui ail'art.25 comma cella legge quadro sui lavori pubblici; 

opere in variante, Gerivanti da situazioni impreviste e imprevedibili, anche 

imputabili alla-Specificità deli‘immobile oggetto d'intervento, comportanti 

un aumento delimporto di contratto pari ad € 56.555,63=ed integranti la 

fattispecie diSeui 2il'art.25comma 1 lett. b) e b)bis delia legge 109/94; 


4) 


B) ii 4quadro economico aggiornato, che definisce: in complescivi .€ 
3,476.587.20= ia somma da destinare all'esecuzione dei lavori; 


ig 
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VALUTATE: 


» le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori; 

> la relazione del collaudatore in corso d'opera trasmessa alla Gestione 
Commissariale in data 6 ottobre 2004 prot. K1.2004.2315 ed, in-particolare, 
le considerazioni dello stesso in ordine allo stralcio delle opere (ecili afferenti 
l'elevatore n. 11, giucicato — alio stato attuale — opportuno; 


RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia-di.variante de qua 
esercitando, per quanto concerne gii interventi consistenti inàmigliorie di cui al 
sopracitato punto 1 lettera A), ia facoltà di deroga prevista dall'’Otdinanza Ministeriale n. 
3219/02 all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, giustificata dalla necessità di 
superare lo stato di emergenza decretato con DPCM del 3 maggio 2002; 


DISPONE 


Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si interidono 
integralmente ritrascritte la variante n. 1 ai contratto.stipulato con l’ATI Grassi & Crespi 
S.r.L - Marcora S.p.A afferente l'intervento di restauro e risanamento della copertura , 
piano carrello e 31 piano della Torre, nonche’\del piazzale collina, rampe interne, 
coperture e cavedi corpi bassi, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla 
responsabilità per la mancata esecuzione delle opere edili afferenti l'l1 impianto 
elevatore previste da! contratto di anpalto di Cui trattasi; 


Art.2- di dare atto che le lavorazioni in variante sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 25 
conima 1 lett. b) e lettera b)bis e comma 3 del medesimo articolo della legge 11 
febbraio 1994 n. 109 e, con ferimento alle opere in variante consistenti in migliorie e in 
stralcio di lavori- per !' importo complessivo di € 155.645,78 — esercitando la facoltà di 
deroga ai citato articolo 25, ‘giustificata dalla necessità di superare lo stato di 
emergenza decretato con DPCM-del 3 maggio 2002; 


Art.3 — di dare atto altresì)che ia perizia di variante n. 1 si compone dei seguenti 
aliegati, depositati presso.la Gestione Commissariale: 


Perizia suppletiva di variante; 
relazione-tecnico-economica; 
quadro@conomico comparativo di raffronto; 
analisi Nuovi Prezzi dall’NP 93 all'NP 106; 
verbale di concordamento nuovi prezzi n.1; 
schema di atto di sottomissione; 

quadro economico; 


Art.4 «di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 3.476.387,89=IVA 
inclusa, vindicando in € 364.374,5= l'ulteriore somma da finanziare con i fondi a 
disposizione della Gestione Commissariale. 


AAA AAA 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 15 ottobre 2004. 


Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù per la fattura n. 401588 del 30 settembre 2004 al SAL n. 26 di cui"al contratto 
rep. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 241). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza»nel territorio della città 
di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12°2003 e con DPCM del 19 
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro. dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare.l'emergenza l'Assessore agli Affari 
Generali e Personale delia Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n. 180 del 2(agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della 
Direzione Generale “Risorse e Bilancio", dott/ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE: 
>» fa nota dei 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n.3219/02, 


ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli 
interventi di restauro eNrecupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile; 
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w 


la delibera regionale n.12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 
18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato “A” della delibera; 

>» l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata 
DGR n.12005/03; 


> Richiamate altresì le ordinanze Commissariale 
e n. 57 del 03.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante h.7; 
e n. 73 del 25.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.8, 
e n.133 del 08.06.04 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.9, 
e n.171 del 27.07.04 di revoca dell'ordinanza commissariale n.138 dell' 8 agosto 2004 di 
approvazione della variante suppletiva n.9 con stralcio del NP78_(controsoffitti). 


DATO ATTO della sottoscrizione dell’atto di successione è avvenuta/trae parti in data 03.05.2003; 
VISTA: 


= ia documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti. a tutto il 31.07.2004, relativamente al 
Certificato di Pagamento n. 26 per la rata di accontatrelativa al periodo dal 1 luglio 2004 al 31 
luglio 2004 presentata dalla Direzione Lavori con riota'del 30.09.2004 prot. B1.2004.0087403 

= il certificato di pagamento n 34 relativo al corrispondente S.A.L. firmato da! Responsabile del 
Procedimento in data 17 settembre 2004; 

= la fattura presentata dalla società Eleca n. 401588 del 30.09.2004 consegnato in data 
12.10.2004 e prot. K1.20040002313 al protocollo generale della Regione Lombardia, di 
importo pari ad € 21.611,24= IVA inclusa; 


RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.a. l'importo di € 18.009,38= iva esclusa In 
relazione al Certificato di Pagamento n.26-riferito ai lavori di ristrutturazione degli impianti del Palazzo 
della Regione - Manutenzione e conduzione impianti esistente di cui al contratto n. 3371/UR del 
1998; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di liquidare 
mediante mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 21.611,24=iva 
inclusa a saldo della fattura. N. 401588 del 30.09.2004 emessa dalla società Eleca esecutrice dei 
lavori dei lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998 a seguito della sottoscrizione del Certificato di 
Pagamento n.26 per lavori.eseguiti a tutto il 31.07.2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 15 ottobre 2004. 


Liquidazione del 1° e 2° acconto in favore dell’arch. Francesco Angarano del compenso in qualità di direttore deiTavori e coor- 
dinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli. Incarico approvato 
con ordinanza commissariale n. 185/2004. (Ordinanza n. 242). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

+ con BPCM del 3.95 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato i! giorno 
18 aprile 2002 fa sede della Regione Lemtardia; 


» con successivo DPCM in data 29.11.2052 è stata disposta la preròga fino al 31.12.2003, 
cer DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto ii 30 giugno 2004ecdn ulteriore DPCM del 9 
luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004; 


» con Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri.n\ 3288 del 27 maggio 2093, con 
ia quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza: n. 3219 del Agiugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Cominissario Delègato con facoltà di avvalersi dì un 
Soggetto Attuatore degli intervi nti diretti al superamento della situazione emergenziale, 


* con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATI: ; 

s l'ordinanza commissariale n. 135 in data 09/08/2004 con la quale si nominava l’arch. 
Francesco Angarano Direttore dei Lavori e Ccordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
per i iavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli; 

s il disciplinare d'incarico sottoscritto’ dalle Parti in data 09/08/2004 e inserito nella 
Raccolta CD 294/2004, 

s l’art.5 dello stesso disciplinare che prevede la corresponsione di quattro acconti mensili 
cer un Importo ammontante 219% del compenso preventivato ciascuno di € 169.600,00= 
cirre IVA e contributo Inarcassa: 
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VISTE le parcelle proforma: 

e n. 05/04 presentata dall'arch. Angarano in data 31.08.2004 per l'importo di €207.590,40= 
comprensiva di IVA e contributo INARCASSA relativamente al primo acconto al 31.08.2004 
come richiamato dall'art. 5 del contratto stipulato. 


e n. 07/04 del 30/09/2004 presentata da Arch. Angarano per l'importo di € 207.590,40= 
comprensiva di IVA e contributo INARCASSA relativamente al secondo acconto al 31.09.2004, 
come richiamato dall'art. 5 del contratto stipulato. 


RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione in favore dell'arch., Angarano dell'importo 
totale di € 415.180,80= al fine di onorare gli impegni contrattualmentevassunti e valutata ia 
regolarità delle parcelle presentate; 


DISPONE 


di liquidare in favore deil’arch. Francesco Angarano l'importo_complessivo di € 415.180,80= 
“a seido celle parcelle proforma: 

» n, 05/04 presentata dall'arch. Angarano in data 31.08:2004 per l'importo di € 207.590,40= 
comprensiva di ÎVA e contributo INARCASSA. 

«n. 07/04 del 30/09/2004 presentata da Arch. Andarano per l'importo di £ 207.590,40= 
comprensiva di IVA e contributo INARCASSA. 

per l'attività di Direttore dei lavori e Cocrcinalere ‘per ia sicurezza in fase di esecuzione per i 
lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo/Pirelli, giusta incarico affidato con Ordinanza 
commissariale n. 185/2004 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariaie. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 18 ottobre 2004. 


Interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo della Regione Lombardia - Lotto<E». Valida- 
zione del progetto definitivo. (Ordinanza n. 243). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM dei 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza»=ng! territorio della città 
di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.122003, con DPCM del 19 
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio(2004 a tutto il 30 novembre 
2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che haifiteressato il giorno 18 aprile 
2002 fa sede della Regione Lombardia; 
s con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro “dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile -. ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia con il compito di porre in atto tutti-gli- interventi 
utili al recupero funzionale e messa in sicurezza dellagede della giunta regionale, delle relative 
ertinenze nonché dei luoghi adiacenti; 


e l'art.3 della predetto Ordinanza consente al S6inmissario, nell’attuazione degii interventi, di 
adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all’ art. 16 della legge 109/84 
nonché alle correlate norme regolamentari; 


s con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
Dart, | comma 1 della citata ordinanza)3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e co-ferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Atiuatore cui 
affidare soscifci settori di interventò gireiti al superamento deila predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale) 189 del 2 agosto 2004 è stato nominato Soggetto Attuaiore il 


dirigente della U.O. Contratti\patrimonio e servizi operativi della Direzione Generale “ Risorse e 
Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 
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ACCERTATO che: 
è con nota prot. Ki.2004.0000166 del 25 gennaio 2004 inoltrata al Sindaco di Maitano, il 
Commissario Delegato comunicava l’importanza di una riqualificazione degli spaziy urbani 
adiacenti il Complesso in corrispondenza degli ingressi istituzionali per esigenze diNsicurezza 
legate alla rappresentatività del complesso stesso; 
e con nota del 18 marzo 2004 il Sindaco di Milano aderiva alla proposta dèi Commissario 
rimandando le valutazioni tecniche ai competenti uffici tecnici; 
e a seguito di incontri tra tecnici della Gestione Commissariale e del Comufie.di Milano tenutisi 
presso la questura del capoluogo lombardo, pur coinvolta trattandosi di miSure atte a garantire la. 
sicurezza della sede istituzionale della Regione, i Progettisti degli interventindel Palazzo Pirelli - 
architetti Renato Sarno e Giovanni Multari incaricati giusta ordinanza n. 20 del 15.11.2002 — che 
avevano al DEAla predisposto . atti preliminari, sono stati invitati con nota n. prot. 
KI 2004.0600576 a redigere gli at ai definitivi che “riguardano interventi di 
qualificazione delle aree di proprietà del Comune di Milano, i coboneri di realizzazione saranno 
dallo stesso rimborsati, nonché una parte da realizzarsi sulle aree, di proprietà regionale ,” piano 
Collina in corrisnondenza dell’ ingresso istituzionale di Piazza Duca D'Aosta”; 


PRESO ATTO della presentazione del progetto definitivoCdel lotto E afferente l'intervento di 
riqualificazione delle pertinenze e degli spazi adiacenti del(Complesso Pirelli presentato in data 10 
giugno 2004, completato della documentazione di cui all’att. 25 comma 3 del DPR 554/99 in data si 
ottobre 2004 e suddiviso in: 

e lotto E, interventi da effettuarsi sulle aree di proprietà comunale; 

e lotto È, interventi da effettuarsi in aree Gi proprietà regionale; 


VISTI i pareri favorevoli espressi: 
»s. dall’Amministraziore Comunale di Mirano con nota del 23 luglio 2004 in ordine al progetto 
definitivo, confermato con nota del Direitore/del settore Strade Parcheggi e Segnaletica della i 
medesima Amministrazione del 29 settembre 2904 circa la completezza deilo stesso dal punto di 
vista sia documentale che dei conuenuti; 
e dalla Questura di Milano in ordizie ae soluzioni individuate per migliorare le condizioni di 
sicurezza del Palazzo Pirelli, noncké degli interventi progettati per la riqualificazione delle aree 
adiacenti; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover nrocedere alla validazione del progetio definitivo in 

argomento; 


DISPONE 


di validare per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralniente ritrascritte , il 
progetto definitivo relativo al lotto “E” suddiviso in interventi da effettuarsi sulle aree di proprietà 
comunale e interventivda effettuarsi in aree di proprietà regionale costituito da tutta la documentazione 
tecnico contabile =%agli atti della Gestione Commissariale - secondo quanto stabilito dall’art. 25 del 
regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. 

di validare pere motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte , il 
progetto definitivo relativo al lotto “E” suddiviso in interventi da effettuarsi sulle aree di proprietà 
comunale e interventi da effettuarsi in aree di nroprietà regionale costituito da tutta la documentazione 
tecnico contabile — agli atti della Gestione Commissariale - secondo quanto stabilito dall’art. 25 del 
regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 19 ottobre 2004. 


Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidati alla Società Eleca S.p.A. - Contratto n. Racc. 
CD77/04. Liquidazione del 6° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 30 luglio 2004. (Ordinanza n. 244): 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

a con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza Niel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino da 31.12.2003 e con 
OPCM dei 19 dicembre 2003 ai 30 giugno 29004 - in relazicne agli ingenti danni conseguenti 

l'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Rione Lombardia; 


*» con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Delegato per ii 
Coordinamento della Protezione Civile -- ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzativa fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e Vari.3 della predetta Ordinanza consente al Commissafio, ‘nell'attuazione degli interventi. di 
adottare procedure in deroga alia normativa vigente‘ segnatamente all'art. 18 della legge 
199/94 nonché alle correlate norme regolamentari; 


‘E 


» con Ardinariza del Presidente de! Consiglio /dei/ Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stat 
modificato l'art. 1 comma 1 della ciiata ‘ordinanza 2219/02, nominenzo Commissar :9 
Delegato il Presidents della Regione Lombardia e conferendo alle stesso facoltà di avvaler 
dii un Soggetto Attuatore cri affidara specifici settori di intervento diretti al superamento della 
pradetta situazione emercenziaie: 


con ordinanza commissariale n. 159 dei 2 auosio 2004 è stato nominato i nuovo Soggetto 
Attuatore identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contraiti 
Pairimonio è Servizi Operativi delia Regione della Regione Lombardia — doii.ssa Rita 
Amabile — investendo la stessatafiche del ruoiò ‘di Responsabile del Procedimento nonché 
di Responsabile dei | avori; 


it ie seguenti Ordinanze Commissariali: 
> 3 dei Di gennain 2004 di validazione dei Progetto Esecutivo reiativo ai restauro e al 
° reospere + unzionale gegli spazi interni dei Compiesso Pirelli di cui =i lotti funzionali 
identificati i conle isziero Be Ci 
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n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori dischi ai 
sopramenzionati lotti B e C; 


n. 69 dei 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al Capitolato 
speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture; 


n. 224 del 04.10.2004 di approvazione della variante suppletiva n. 1. 


PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di retupero funzionale in 
argomento — identificato con il n. racc. CD 77/04 — avvenuta in data 24 marzo 2004; 


VISTA: 


e 


La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto/il 31.07.04 presentata dalla 
Direzione Lavori con nota del 30 settembre 2004; 


Il certificato di pagamento n.6 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento 
in data 30.09.2004. 


La fattura presentata il 30.09.2004 prot. K1.20040002425 dalla Società Eleca s.p.a 
n.401598 del 30.09.04 d'importo pari a €. 524.640,00= IVA compresa emessa a seguito del 
sopra citato Certificato di pagamento; 


RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s\p.a. l'importo di € 524.640,00= IVA inclusa 
in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.6 del contratto sopra richiamato; 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale l importo di € 52:1.640,00/ IVA compresa a saldo della fattura n. 401332 del 
30.09.2004 emessa dalla società Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al contratto 
RACC.CD 77/04 in ragione del Ceftificato di Pagamento n.6 per lavori eseguiti a tutto il 
31.07.2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 19 ottobre 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù in data 25 febbraio 1998 - rep. 3371/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 11. (Ordinanza n. 245). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 
PREMESSO che: 


con DPOM del 3 maggio 2092 è stato dichiarato lo stato diemergenza nel 
territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM de! 29 novembre 
2002 fino al il 31 dicembre 2003, corr DPCM del 19 dicembrè 2003 al 3C giugno 
2004 e cor successivo DPCM dei 9 lugiio 2004 a tutto ii30 novembre 2004 - in 
relazione agli ingenti danni conseguenti all'’Evento che-ha interessato i! ciorno 18 
aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


e con Crdinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro, dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per 
la realizzazione degli interventi urgenti ed ifdifferibili finalizzati a fronteggiare 
emergenza l'Assessor: agli Affari Generali e Personale delia Regione 
Lombardia; 


scor Ordinanza del Presidérite del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato medificato "art. 1 comma f della citata ordinanza 3219/02. nominando 
Comrzissario Delegato il Presidente Wella Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti at superainento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissarialevi. 120 del 2 agosto 2004 è stato conferito incaric 
di Soggetto Attuatore al diligente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
e Servizi Operativi della\Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita 
Amabile; 
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VISTA: 

e la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile=tdella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della 
Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi 
compresi quelli già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 


e la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della 
Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del 
Commissario Delegato dei contratti in essere prima del» 18 aprile 2002, 
elencandoli nell'Allegato “A”della delibera medesima; 


e l'Ordinanza Commissariale n. 17 dei 4 marzo 2003 di recepimento della 
sopramenzionata DGR n. 12005/03; 


DATG ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario 
Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente-stipulato tra Regione Lombardia e 
Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto concorso - incluso nel citato allegato “A” - relativo 
alla ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, 
sottoscrizione avvenuta il 04.03.03; 


RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

e d.d.g. AA.GG, n° 37052 del 29/7/99-con il quale è stata approvata la perizia 

suppletiva e di variante n° 1; 

d.g.r. 1 marzo 2000 n° 48826 corna quale è stata approvata la variante n° 2; 

d.g.r. 11 maggio 2000 n° 49824.con la quale è stata approvata la variante n° 3; 

d.g.r. 2 agosto 2001 n° 5898xGon la quale è stata approvata la variante n° 4; 

d.g.r. 22 marzo 2002 n° 8488 con la quale è stata approvata la variante n° 5; 

d.g.r. 12 luglio 2002 n° £749 con la quale è stata approvata la variante n° 6; 

ordinanza Commissariale, n. 57 del 3 giugno 2003 con la quale è stata approvata 

la variante n.7; 

e ordinanza commissariale n 73 del 25 giugno 2003 con la quale è stata approvata 
la variante n.8; 

e n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al 
restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai 
lotti funziomali identificati con le lettere B e C; 

e ordinanzatcommissariale n.171 del 27.07.04 con la quale è stata approvata la 
variantem»9; 

e Oordinafiza commissariale n. 234 del 7.10.04 con ia quale è stata approvata la 


variàrte n. 10; 
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VISTI tutti gli atti di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione Commissariale, 
ed in particolare:: 


A) la relazione tecnico-economica che specifica gli interventi da approvare in 
variante, consistenti nella fornitura e posa del controsoffitto - “previsto dal 
progetto esecutivo validato relativo ai lotti “B” e “C” con differenti (caratteristiche 
estetiche/tecniche e prestazionali soprattutto in riferimento. al requisito 
dell'isolamento acustico rispetto a quello inizialmente previsto nel progetto di 
appalto concorso 


B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità 
dei lavori in variante suppletiva ammonta ad € 3.976/372,00=, € 181.802,95= 
per spese tecniche nonché € 811.434,66= per IVA; 


VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori; 


RITENUTC in ragione di quanto sopra esposto, di\dover approvare la variante in 
argomento nell’esercizio della facoltà di deroga riconesciuta con ordinanza ministeriale 
n. 3219/02 all'art. 25 comma 3 della legge quadro*suî iavori pubblici; 


DISPONE 


Art. i- di approvare, per tute le ragioni. im premessa addotte e che si intendono 
integralmente ritrascritte la variante n. ‘W/ al contratto 3371/UR/98 stipulato con 
l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù; 


Art.2- di dare atto che la variantevin approvazione riguarda interventi finalizzati al 
miglioramento dell’opera e alla Sa funzionalità autorizzando, in ragione del suo 
ammontare , l'utilizzo della facoltà di deroaa all'art. 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994 
n. 109, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM 3 
maggio 2002 e relativa alla fornitura e posa di controsoffitti meglio specificati nella 
relazione tecnica redatta dalla Direzione Lavori, agli atti delia Gestione Commissariale; 


Art.3 —- di dare atto altresì c!:a la perizia di variante n. 11 si compone dei seguenti 
allegati, depositati presso la Gestione Commissariale: 


zione técnico-economica; 

dro economico comparativo di raffronto; 

nalisi Nuovo Prezzo NP 78; 
ento 
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Art.4 —\che tale variante richiede l'assunzione di ulteriore onere di € 4.969.609,61= 
rispetto al quadro economico approvato con ordinanza n.171 del 27 luglio 2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 19 ottobre 2004. 


Affidamento mediante trattativa privata dell’incarico di fornitura arredi degli spazi di alta rappresentanza”alla società 
UNIFOR S.p.A. di Turate. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 246). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM dei 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nélMernitorio della città 
di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003/con DPCM dei 19 
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 3011.2004, in relazione 
agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18-aprile 2002 la sede della 
Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato CommissariovDelegato per la realizzazione. 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministriin. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facditavdi avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretii al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e cori ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggette Attuatore ja 
Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi di alta rappresentanza degli Organi 
Istituzionali ; 


ACCERTATO che: 


». in considerazione dell'urgenza ta Gestione Commissariale ha dato corso alia trattativa privata, 
ai sensi dell'art. 9 comma 4 tett. d della Legge 358/92 nonché dei RD 827 del 23.5.24 art. 41 
punti 5 e 6 al fine di affidare la fornitura degli arredi per gli spazi di alta rappresentanza; 

>» sette società - esperte nel settore — invitate alla procedura hanno provveduto a campionare e 
inviato le re'ative offerte the risuitano egli atti della Gestione Commissariale; 
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» a seguito di attenta valutazione delle campionature da parte dei competenti uffici tecnici a 
supporto della Gestione Commissariale in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato, delle 
indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale , nonché delle offerte economiche pervenute è 
risultata essere più conveniente — in quanto meglio rispondente alle necessità. funzionali, 
estetiche legate al contesto di alta rappresentaza - la proposta formulata dalla Società UNIFOR 
S.p.A. di Turate (CO); 

> a seguito di trattative intercorse con la Società UNIFOR S.p.A la stessa ha manifestato la 
disponibilità alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa degliCarredì in argomento 
proponendo uno prezzo complessivo di € 458.920,00.= oltre Iva, giusta offerta del 15.10.2004, ed 
alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte. integrante e sostanziale 
del presente atto; 


RITENUTO di affidare, mediante trattativa privata, la fomitura e lavposa in opera degli arredi 
sopramenzionati alla Società UNIFOR S.p.A di Turate ( CO) provvedendo alla sottoscrizione del 
relativo contratto; 


DISPONE 


1. Di affidare, per le motivazioni.in premessa addotte, a seguito di trattativa privata, alla Società 
UNIFOR S.p.A. di Turate (CO) l’incarico di fornitura é posa in opera degli arredi per gli spazi 
destinati ad alta rappresentanza del complesso Pirelli per un importo complessivo di € 
550.704,00= IVA inciusa ed alle condizioni meglio \specificate nello schema di contratto che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante‘e\sostanziale; 


2. Di dare atto che la liquidazione della spesa vetrà effettuata con ie modalità previste dal contratto 
di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO DI FORNITURA 
TRA 


IL Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 14, 
Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come’ indicato 
dall’Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche {di 
seguito denominato “Commissario delegato” o Committente) 


E 


UNIFOR S.p.A., con sede in Turate (CO), Via Isonzo n. 1, C.F. e Partita IVA n. IT 
00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Marinelli (di seguito 
denominata “UNIFOR” o Fornitore). 


Art. 1 - OGGETTO 

Il Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, la-fornitura e posa in opera degli 
arredi per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli. 

UNIFOR si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto e 
nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante. 


Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 

UNIFOR si impegna ad osservare tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a 
quelle in materia di appalti pubblici di forniture, ergonomia, sicurezza e qualità. E° 
tenuta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro assemblaggio. 

E’ inoltre tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario delegato ogni modifica 
intervenuta negli assetti societari, nella’ struttura d’impresa e negli organi tecnici ed 
amministrativi. 


Art. 3 - QUANTITA’, TIPOLOGIE E-GARATTERISTICHE 
La quantità, le tipologie e le Caratteristiche degli elementi di arredo sono descritti 
nell’offerta allegata, che costituisce parte integrante del presente contratto. 


Art. 4 - ONERI ED OBBLIGHKA/CARICO DI UNIFOR 

UNIFOR si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al 
precedente art. 1 a perfetta regola d’arte, nonché ad impegnare materiali e mezzi 
d'opera adeguati. 

UNIFOR dichiara inoltre: 

- di farsi carico, all’interno del corrispettivo di cui al successivo art. 7, di tutti gli 
adempimenti riguardanti gli imballaggi e relativi smaltimenti, il trasporto, incluse 
tutte lespese relative: 

- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed 
assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e 
l'entità della fornitura commissionata; 

- dinaver preso visione e di attenersi alle procedure contenute nel “Piano di. 
Sicurezza” allegato. 


Art) 5 - DURATA E TEMPISTICA 
Ipresente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti dello stesso. 


UNIFOR si impegna a fornire gli arredi e completare gli allestimenti nei periodo. 


compreso tra l’1 e il 15 dicembre 2004 e comunque in un periodo non superiore ai 15 
giorni. 
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Nel caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzionali €/0 
organizzativi, gli ambienti interessati alla fornitura non risultassero pronti al montaggio 
degli arredi alla data prevista, UNIFOR si impegna a custodire la fornitura presso pròpri 
locali, senza per questo avanzare alcuna pretesa economica. In tale eventualità il 
Commissario delegato è pertanto sollevato da qualsivoglia onere derivante, immaniera 
diretta o indiretta, dal ritardo nella consegna dei piani da parte dell’impresé appaltante 
e ad UNIFOR non verrà imposta alcuna penale, come prevista dal successivO art. 8. Le 
tempistiche di consegna verranno in tal caso modificate in accordo con la*@ommittenza. 
UNIFOR comunque si impegna, in caso di differimento della. data d'inizio 
dell’allestimento a completare la posa in opera nel termine massimo di 15 giorni 
successivi dalla data di inizio comunicata dalla Committenza, esclUdefido i giorni tra il 
24.12.2004 e il 3.01.05 compresi durante i quali la Società, sarà chiusa per feri 
natalizie. 

UNIFOR si impegna ad attuare tutte le modalità del caso per/la‘protezione degli arredi 
già allestiti nei relativi luoghi di destinazione e negli eventuati.tuoghi di consegna. 


Art. 6 - LUOGO DI CONSEGNA 

La consegna dovrà avvenire presso l’immobile sito im Vîa Fabio Filzi n. 22 a Milano 
(Palazzo Pirelli). i 

La consegna e posa in opera dovrà avvenire nei locati,di’destinazione degli arredi. 

I{ lay-out verrà fornito dal Commissario delegato su supporto cartaceo ed in file formato 
.dwg all’atto della sottoscrizione del contratto. 

Prima della consegna degli arredi, UNIFOR si impegna a restituire alla committenza gli 
as-built dei lay-out, integrati con i blocchi raffiguranti gli arredi forniti nella posizione 
richiesta. 


Art. 7 - PAGAMENTI 
Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il 
Commissario delegato e UNIFOR concordano il totale complessivo di € 458.920,00 (euro 
quattrocentocinquantottomilanoveCentoventi/00), I.V.A. esclusa. 
IL compenso sopra specificato verràcorrisposto dal Commissario delegato ad UNIFOR alle 
seguenti scadenze: 

- (60%) alla consegna; 

- (35%) al termine del Montaggio; 

- (5%) dopo il collauido)definitivo da eseguirsi entro 30 giorni dall’ultimazione del 

montaggio. 

| pagamenti verranno. effettuati a decorrere dalla data di protocollo di avvenuto 
ricevimento delle fatture a mezzo bonifico bancario a 90 giorni da effettuare presso: 
Banca Pop. Commersio e Industria ag. Paina di Giussano (MI) ABI 05048 CAB 33150. 


Art. 8 - PENALI PER IL RITARDO 

Per ogni giorno\avorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione indicato nell’art. 
5 del presentercontratto, il Committente si riserva il diritto di applicare ai Fornitore una 
penale parivaliò (0,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale. 

Qualora it.ritardo superasse di 10 giorni lavorativi il termine di consegna di cui all’art. 5, 
è facoltà del Commissario delegato procedere alla risoluzione del contratto secondo 
quanto\previsto dal successivo art. 10. 


Artx9 - COLLAUDO 

IL Commissario delegato, avvalendosi delle preposte Strutture della Regione Lombardia 
(Patrimonio e Logistica e Servizi Operativi) verificherà il perfetto stato degli arredi 
oggetto del presente contratto entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della posa in 
opera e comunicherà per iscritto le eventuali anomalie riscontrate rispetto agli obblighi 
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assunti e a quanto campionato, avvalendosi della facoltà di richiedere le sostituzioni 
senza pagamento di corrispettivi. 

UNIFOR si impegna a effettuare le sostituzioni richieste entro 40 (quaranta) gierni 
lavorativi, fornendo nel frattempo a propria cura e spese arredi provvisori sostitutivi 


Art. 10 - RISOLUZIONE 

Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora unaUi esse violi 
gli obblighi da esso derivanti. 

Il contratto si intenderà invece risolto di pieno diritto in caso di fallimentò, concordato, 
messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la società 
UNIFOR S.p.A., o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenzà abbia stipulato 
contratti o concluso transazioni con i propri creditori. 

Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere comunicate 
tempestivamente per iscritto all’altra parte, altrimenti si intetiderà valido il domicilio 
sopra indicato. 


Art. 11 - CAUZIONE 


A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso 
il pagamento delle penali, UNIFOR SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa per l’importo di € 45.890,00 che prevede espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà 
svincolata a seguito di esito positivo del collaudo 


Art. 12 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 
Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario delegato e 
UNIFOR: 

- Offerta economica dettagliata e completa di descrizioni tecniche prot. 

TU/04/0431/06 del 15/10/2004.(allegato 1); 

- Elaborati grafici costituenti‘ikprogetto esecutivo degli arredi;( allegato 2); 
Si dà atto che UNIFOR S.p.A. ha fitevuto copia e preso visione del piano di Sicurezza dei 
lotti “B” e “C” ex D. Lgs n. 494/96, 
In caso di contrasto tra le«disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra 
menzionati, le parti concordano sin da ora che prevarranno le disposizioni contrattuali. 


Art. 13 - RESPONSABILITA’ 

Rimane inteso che UNIEOR sarà responsabile per ogni difetto inerente gli arredi oggetto 
del presente contratto) nonchè per ogni eventuale danno o conseguenza negativa 
dovesse derivare al-Commissario Delegato ed alla Regione Lombardia, a suoi aventi causa 
o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni. 


Art. 14 - FORZA MAGGIORE 

I{ mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla 
stessa essère” imputato, semprechè questa dia immediata comunicazione scritta del 
sorgere della causa stessa. 

L'espressione “forza maggiore” comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del 
presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e controllo delle parti, comprese 
evefituali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente 


contratto. 
te-parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti 
dell’evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto. 
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Nel caso in cui la forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti fer 
oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potrà recederetdàl 
contratto dandone all’altra comunicazione scritta. 


Art. 15 - GARANZIA 

Unifor si impegna a fornire un periodo pari a 36 (trentasei) mesi di assistenza»gratuita in 
garanzia, per correggere tutti gli eventuali difetti di fabbricazione e relativi pezzi 
difettosi, purchè gli stessi non derivino da incuria od uso improprio degii arredi. 


Art. 16 - PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI 

A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30 novembre 2004 giusta 
DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento 
ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione 
Lombardia, che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti inèrenti e conseguenti. 
Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presefite contratto dovrà essere 
pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. 


Art. 17 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano. 


Letto, confermato e sottoscritto 


Di i 
D’Ordine del Commissari [Delegato UNIFOR S.p.A. 
Il 595 etto Loi el L’Direttore Generale 

x Li È casi 


Ai sensi di quanto previsto dagli ‘artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti 
sottoscrivono espressamente glivartt. 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17 del presente 


contratto. 

D’Ordine del Commissario Delegato UNIFOR S.p.A. 
Il Poggetto, su 0 L’Direttore Generale 
Gi È |} . 
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ORDINANZA 21 ottobre 2004. 


Interventi di restauro e di recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della*Giunta Regio- 
nale Lombarda, in via F. Filzi, 22 - Milano. Liquidazione compensi professionali. (Ordinanza n. 247). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città 
di Mifano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo CPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 
e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno2004; 


s con Ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 dei 27 maggio 2003, con 
la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti ai superamento-della situazione emergenziale, 


e con Ordinanza n. 180 del. agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore 
aila Dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio 
Operativo della Direzione Generale “Risorse e Bilancio" — date le dimissioni rassegnate dal 
Sig.Guido Delia Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15 07.04; 


PRESO ATTO: 
*s dell'ordinanza n. 5 del 27.01.03 di/ approvazione della procedura negoziata per 
l’affidaniento dell'appalto integrato relativo al restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e 
sue pertinenze 
e dell'ordinanza n. 21 del 12.03.03” di aggiudicazione dell'appalto medesimo a favore 
dell’Associazione Temporanea d'impresa ISA SpA — Grassi & Crespi Srì e Marcora 
Costruzioni SpA; 
e della suttoscrizione del contratto d'appalto con if Raggruppamento Temporaneo ISA 
SpA. — Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA avvenuta in data 03.04.2003. 
e del verbale di consegnalavori del 24.03.2003. 
»  delcertificato di ultimazione di lavori in data 26.06.2004 
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e dell'ordinanza commissariale n. 210 del 07/09/04 di approvazione della perizia” di 
variante suppietiva di assestamento finale. 


DATO ATTO del certificato di ultimazione di lavori in data 26.06.2004; 


VISTE le sotto indicate fatture presentate dagli Architetti Sarno Renato e Multari, Giovanni, a 
norma del disciplinare d'incarico inserito nella Raccolta CD 12/2002, 


e Corvino+Multari Architetti Associati n. 23/2004 del 11.08.2004, di\importo pari a € 
298.166,42=, IVA e ritenute d'imposte comprese. 


e Renato Sarno Architetto n. 21/2004 del 11.08.2004, di importo pati.a' € 298.166,42=, IVA e 
ritenute d'imposte comprese. 


e The Renato Sarno Group s.r.l. n. 23/04 del 11.08.2004, di importo pari a € 146.160,02=, IVA 
comprese. 


RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la 
regolarità delle stesse; 
DISPONE 


per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente riprodotti di liquidare mediante 
i fondi a disposizione della Gestione commissariale, ‘a saldo delle seguenti fatture: 


e Corvino+Multari Architetti Associati n. 23/04 del 11.08.2004, di importo pari a € 
298.165,42=; IVA e ritenute d’imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 
27/2259 Banco di Napoli — ag. 38 colli Aminej/iVapoli, ABI 1010 — CAB 3438. 


e Renato Sarno Architetto n. 21/04 deh 1.08.2004, di importo pari a € 298.166,42=; IVA e 
ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.68 Monte dei 
Paschi di Siena Ag. 6 di Milano — ABI 01030 - CAB 01606. 


e The Renato Sarno Group s.ri. m. 23/04 del 11.08.2004, di importo pari a € 146.160,02=, IVA 
inclusa, accreditando l'importo su! c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di 
Milano, ABI 01030 — CAB 01606. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 21 ottobre 2004. 


Liquidazione a favore della Ditta «3C Impianti» di Fausto Crimeni e dello Studio Tumminello - Molteni per incarico di assi- 
stenza tecnica alla Direzione lavori di ristrutturazione degli impianti idrotermosanitari del Palazzo della Regione Lombardia 
(riferimento ai contratti stipulati con la Società Eleca S.p.A. n. 3371/98 - n. 3627/00 - n. 3547/00). (Ordinanza n. 248). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

es con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel4erritorio della città di 
Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 
dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 tuglio 2004 a tutto il 30 
novembre 2004 — in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede deila Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato. Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare i’emergenza 
l'Assessore agli Affari generali e Personale della Regione-Lombardia (art. 1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza/ n. 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e ‘conferendo allo stesso la facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della 
situazione emergenziale; 


e con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004/è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al 
Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione 
Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssa Rita, Amabile; 


RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 231 dei 04/10/2004 con la quale si proroga fino al 
30 settembre 2004, l’incarico di consulenza specialistica e assistenza tecnica alla Direzione 
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Lavori di ristrutturazione degli impianti idro-termo-sanitari del Palazzo della Regione Lombardia, 
sia alla Ditta “3 C impianti di Fausto Crimeni” che allo Studio Associato Tumminellto-Molteni, in 
particolare relativamente ai contratti succeduti in capo al Commissario Delegato e stipulati con 
l'Impresa ELECA S.p.A. n. 3371/98 — n. 3627/00 — n. 3547/00 per quanto concerne tutti gli 
adempimenti tecnici contabili relativi alla chiusura della Direzione Lavori; 


VISTE le fatture: 


> n. 15 del 07.10.2004 di € 11.828,57= IVA inclusa, emessa dalla Ditta 3 Impianti 
> n. 30 del 07.10.2004 di € 15.737,15= IVA ed oneri inclusi, emessa.dallo Studio Tumminello 


— Molteni. 


RITENUTO di dover liquidare l'importo delle fatture sopra indicatefviscontrate la regolarità delle 


sSiesse, 
DISPONE 


» peri motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale giusta Ordinanza n. 35/2004, 
per l'assistenza tecnica alla Direzione dei lavori di Yistrutturazione degli impianti tecnologici 


dei Palazzo deila Regione Lombardia relativamente/ai contratti n. 3371/98 — n. 3627/00 — n. 
3547/00 stipulati con Eleca S.p.A., i seguenti importi: 


> Euro 11.828,57= IVA inclusa per la fattura. 15 del 07.10.2004 emessa dalla Ditta “3 C 
Impianti” di Fausto Crimeni, con accredito sul conto corrente bancario N. 59945/96 Banca 
di Credito Cooperativo di Capiamo (Como) — ABI 08430 — CAB 51080; 

>» Euro 15.737,15= IVA ed oneri inclusi per la fattura n. 30 del 07.10.2004, emessa dallo 
Studio Tumminello — Molteni con, accredito sul conto corrente bancario N. 3336 Banca 
Popolare di Milano, agenzia n. 139di Erba (Como) - ABI 05584 — CAB 51270. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 21 ottobre 2004. 


Interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Progettazione definitiva relativa 
agli arredamenti e alla segnaletica. Liquidazione delle prestazioni professionali ai progettisti - Acconto finale. (Ofdinanza n. 249). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMZSSO CHE: 
è con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel terfitorio della città 
di Milano, in relazicne agli ingenti danni conseguenti ali'evento che ha Interessato il giorno 
18 aprile 2002 ie sede della Regicne Lombardia; 


a con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2093 
. con ulteriore DPC del 19 dicembre 2005, a tutto il 30 giugno”2004; 


(È) 


e con Ordinanza de! Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con 
fa quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con faccità di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti ai superamento Wella situazione emergenziale, 


e cen Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è statacenferito incarico di Soggetto Attuatore 
alla Dott.ssa Rita Amabile — dirigente di Unita Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio 
Operativo della Direzione Ger srale “Risorse « Bilancio” — date le dimissioni rassegnate dal 
Sig.Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 dei 15.07.04 


PRESO ATTO dell'ordinaiza n. 20 del 15.14.02 con la quale si approvava in schema Il 
disciplinare d’incarico a favore degli Architetti Renato Sarno e Giovanni Multari per la 
progettazione integrale e ccsordinata preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti gii interventi de 
effettuare su! complesso Pirelli per il restauro e il recupero funzionale dello stesso; 
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e dell'Ordinanza n.109 del 12.08.03 di approvazione del Progetto preliminare e definitivo 
afferente nei lotti “A”, “B”, "C" e “D", comprendente anche la progettazione degli ,&rredi e 
della segnaletica. 


VISTE ie sequenti fatture trasmesse in ragione delle prestazioni professionali espletate: 

e emessa da Renato Sarno Arcriretto : n. 23/2004 di € 19.283,95= IVA’ a ritenute 
d’imposte comprese, quale cerrispettivo per l'attività di compenso per la“progettazione 
definitiva — arredamento e segnaietica in relazione ai lotti B-C, per gli interventi di 
recupero funzionale degli spazi interni del palazzo 3 Regione Loribardia 

e emessa da Corvino + Multari Architetti Aescciati: n. 27/2004 di\&v19.283,95= IVA a 
ritenute u'imposie comprese. quale corrispettivo Hi l'attività \ai compenso per ia 
progettazione definitiva — arredamento e segnaletica in relazione ai lotti B-C, per gli 
interventi di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo cella Regione Lombardia. 

è emessa da Renato Sarno Group s.r.i.: n. 25/2004 di € 9.452)92= IVA compresa, quale 
corrispettivo. per l’attività di cocrdinamento dell’aitività. progettazione architettonica 
definitiva — arredamento e segnaletica in relazione aivotti B-C, per gli interventi di 
racuparo funzionare degli spazi interni del palazzo dellaRegione Lombardia. 


RITENUTO cer !s ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la 
regolarità delle stesse. 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente. ritrascritti, di _liqis idare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale le seguenti fatture. 


» Renato Sarno Architetto : n. 23/2004 di €19.283,95= IVA e ritenute d’imposte comprese, 
accreditande l'importo sul c/c bancario n. 7537.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di 
Milano — ABI 01030 - CAP‘01606: 


> Corvino + Multari Architetti. Associati: n. 27/2004 di € 19.283,95= IVA e ritenute 
d'imposte comprese, accreditando l’imnorto sul c/c bancario n. 27/2259 Sanpaolo Banco 
di Napoli — ag.38 colli Amiriei Navoli, ABI 1010 — CAB 3438. 


» Renato Sarno Group»s:r.l.: n. 25/2004 di € 9.452,92= IVA inclusa, accreditando l'importo 
sul c/c bancario n°9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 — CAB 
01806. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 285 ottobre 2004. 


Interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della regione Lombardia - lotti B-C. Liquidazione fatture 
relative a prestazioni professionali dei progettisti incaricati per progettazione esecutiva - acconto finale. (Ordinanza n. 250). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


«con DPCM dei 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nelstertitorio della città di 
Miano, in relazione agli ingenii uanni conseguenti all'evento che ha interessato ii giorno 18 
aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con succassivo DPC in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31,12.2003 e, 
cen ulteriore DFCM dei 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004: 


e con Ordinanza del Presidente del Consigiio dei Ministri n_3288 del 27 maggio 2002. cori la 
quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della 
Ragione Lombardia è siato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento‘della situazione emergenziaie, 


* con Ordinanza n. 130 del 2 agosto 2004 è stato, éonferito incarico di Scggetto Attuatore alla 
Dott.ssa Rita Amabile — diriger*s di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio 
Operativo della Direzione Generale “Risorse e Bilancio” — date le dimissioni rassegnate dal 
Sig.Guido Della Frera, precedentemerite nomirato giusta crdinanza n. 158 del 15.07.04. 


PRESC 
disciplinare d'incarico a favore degli «4rghitetti Renato Sarno e Giovanni Multari per la 
progettazione integrale e coordinata pfeiiminare, definitiva ed esecutiva di tutti gli interventi da 
ef'eituare su! complessn Firelli per ! festauro e il recupero funzionale dello stesso; 


7 


ATTO dell'ordinanza n. 20 dei 18.11.02 con la quale si approvava in schema ii 
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» dell'Ordinanza n.109 del 12.08.03 di approvazione del Progetto preliminare e definitivo 
afferente nei iotti “A”, “B”, "C" e “D” e, in particolare, il dispositivo della stessa ordinariza, che 
sanciva l’obbiigo in capo ai Progettisti di procedere alla redazione del progetto esecutivo nel 
rispetto delle prescrizioni dettate dagli Uffici Tecnici a supporto della ‘Gestione 
Commissariale; 


e dell'Ordinanza n.S del 13.01.04 con la quale è stato validato il progetto esecutivo 
relativamente ai lotti “B” e “C" inerenti all'interventi di recupero funzionale»degli spazi interni 
dei palazzo della Regione Lombardia; 


e dell'Ordinanza n.224 del 04.10.04 con la quale è stato approvataWla variante suppletiva 
n.1 relativamente ai lotti "B" e “C" inerenti all'interventi di recupero funzionale degli spazi 
interni del palazzo della Regione Lombardia; 


VISTE ie seguenti faiture trasmesse in ragione delle prestazioni professionali espletate: 


>» emessa da Renato Sarno Architetto : n. 22/2004 di € 84:476,16= IVA e ritenute d'imposte 

comprese, quale corrispettivo per l’attività di compenso per la progettazione esecutiva in 

relazione ai DI B-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni del paiazzo 
della Regione Lombardia; 


» emessa da Corvino + Multari Architetti Associati: n/26/2004 di € 84.476,16= IVA e ritenute 
d'imposte comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione 
esecutiva in relazione ai Lotti 3-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni 
cel palazzo della Regione Lombardia; 


> emessa da Renato Sarno Group s.r.l.: ni. 24/2004 di € 41.409,88= IVA compresa, de 
corrispettivo per l’attività di coordinamento dell'attività progettazione architettoni 
preliminare, definitiva ed esecutiva i relazione ai Lotti B-C, per intervento di . 
funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia _ 


PRESO ATTO delle polizze di respènsabilità civile professionale per i rischi derivariti dallo 
svolgimento ‘delle attività di propriarcompetenza sottoscritte dai progettisti a norma dell’ art. 30, 
comma 5 delia L.109/94. 


RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la 
regolarità delle stesse: 


DISPONE 
Per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare 
mediante i fonda disposizione della Gestione Commissariale le seguenti fatture: 
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e Renato Sarno Architetto : n. 22/2004 di € 84.476,16= IVA e ritenute d’imposte comprese, 
accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.58 Monie dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano 
- ABI 01930 — CAB 01606. 


e Corvino + Multari Architetti Associati: n. 26/2004 di € 84.476,16= IVA e ritentie d'imposte 
comprese, accreditando l'importo su! c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli > ag.35 colli 
Aminei Napoli, ABI 1010 — CAB 3438. 


Renato Sarno Group s.r.l.: n. 24/2004 di € 41 409,88= IVA inclusa, accreditando l'importo 
sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milane, ABI 01030 — CAB 
01606. 


@ 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 25 ottobre 2004. 


Progettazione architettonica definitiva degli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzodella Regione 


Lombardia - progetto stralcio controsoffitti. Liquidazione ai progettisti incaricati per prestazioni professionali ,\acconto finale. 
(Ordinanza n. 251). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

con DPCM del 3.05.2002 è static dichiaroto lo stato di emergenza nei territorio della città 
di Milano, in rerazione agli ingenti danni conseoventi all'evento che ha-interessato il giorno 
18 anrila 2002 la sede delia Regione Lombardia, 


è 


+ con successivo DPCM in data 29.11.2 ve È 3 stata disposta le/proroga fino ai 31.12.2003 

8, con ulteriore DPOR del 19 dicembore 2003, a tuîto il 30 giugnos2004; 

; Crcinanza dei Presidente det Consiglio dei Ministri riv3288 del 27 madgio 2003, con 

la suele. a perziale modifica dell’ Groinanza n. 52 dA dei giugno 2992, il Fresizienta della 

Regione Lotnbardia è stato nominato Commissario Delegato con facoità di avvalersi di un 
Soggetto Alivatore degli interventi diretti ai Su; sramerltò e Ila situazione emergenziale, 


e con Ordinanza n. 150 del 2 agosto 2004 è stato*conferito incarico di Soggetto Aîtuatore 
alla Dott.cse Rita Amabile — dirigente di Unità Ciganizzativa Contratti Patrimonio e Seruzio 
Onerativo della Direzione Gar, rale “Ricorco s Se — date le dimissioni rasseonate uzi 
Sig.Guitio Della Frera, prec=rieniemernte impilrzto giusta ordinanza n. 159 del 15.07.04; 


na I 


PRESO ATTO dell'ordinanza n. 20 del 157702 con la quale si approvava in schema il 
disciplinare d'incarico & — degli Archicti Renato Sarno e Giovanni Multari per ia 
progettazione integrale e coordinata pre‘ininate, definitiva ed esscutiva di tutti gli interventi da 
effettuare sul complesso ‘Pirelli per ii restauro e il recupero funzionale dello stessù; 


u 


— 212 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


» dell'Ordinanza n.109 dei 12.08.03 di approvazione del Progetto preliminare e defittitivo 
afferente nei lotti “A”, “"B”, "C” e *D 


e della documentazione integrativa pervenuta in data 5 novembre 2003 e refativa alla 
progettazione definitiva dei controsoffiti consistente in: tavole grafiche». relazione 
specialistica e schede di descrizione delle voci di capitolato. 


VISTE ie seguenti fatture trasmesse in ragione delle prestazioni professionali espletate: 


è emessa da Renato Serno Architetto: n. 24/2004 di € 40.427,72= IVA @ritenute d'imposte 
comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione definitiva - 
stralcio controsoffitti in relazione ai Lotti B-C, per intervento di fecupero funzionale degli 
spazi interni del palazzo della Regione Lombardia; 


e emessa da Corvino + Multari Architetti Associati: n. 28/2004 di € 40.427,71= IVA e 
ritenute d'imposta comprese, quale corrispettivo per l'attività di compensc per la 
progettazione definitiva — stralcio controscffiti in relazione ai Lotti B-C, per intervento di 
recupero funzioniale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia; 


e emessa da Renato Sarno Group s.r.!.; n. 26/2004 di € 19.817,51= IVA compresa, duale 
corrispettivo per l’attività di coordinamento dell'attività progettazione architettonica 
definitiva stralcio controsoffitii in reiazione/ai Lotti B-C, per intervento di recupero 
funzionale degli spazi interni de! palazzo della Regione Lombardia; 


RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate; di piendere atto i sottoelencati documenti 
progettuali e di liquidare le suddette fatture, riscorttrata la regolarità delle stesse; 


Per i motivi in premessa addotti e che)si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare 
medianie i fondi a disposizione della Gestione Commissariale le seguenti fatture : 


>» Renato Sarno Architetto: n424/2004 di € 40.427,72= IVA e ritenute d’imposte comprese, 
accreditando "importo suke/c bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. € di 
Milano — ABI 01030 — GAB 01606. 


Corvino + Multari Architetti Associati: n. 28/2004 di € 40.427.71= IVA e ritenute 
d'imposte compresepaccreditando l'inserto sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli 
— 80.38 colli Aminéi Napoli, API 1010 - CAB 3438. 


v 


» Renato Sarno»Sroup s.nl.: n. 26/2004 di € 19.817,51= IVA inclusa, accreditando 
l'importo suihc/* bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 
01030 — GAB 01606. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 25 ottobre 2004. 


Liquidazione primo acconto a favore dell’avv. Maurizio Boifava, membro della commissione di collaudo tecnico amministra- 
tivo in corso d’opera e finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto stipulato cona,Società Eleca 
S.p.A. (contratto CD77/2004 lotti B-C). (Ordinanza n. 252). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

» con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di 
Miiano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino ai 31.12\2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto 
il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministra. dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento delia Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


v 


wW 


con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è 
stato modificato l’art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso la 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti 
al superamento della situazione emergenziale; 


con Ordinanza n. 180 dei 2 agosto 2004'è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al 
Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione 
Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssa0Rita Amabile; 


yy 


DIE 
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PRESO ATTO: 


e dell'Ordinanza Commissariale n. 139 del 17.06.2004 di conferimento dell'incarico di 
collaudatori in corso d'opera dei lavori a favore dei professionisti Avv. Maurizio Boifava, 
Ing. Paolo Rigone e Ing. Adriano Garavaglia; 


e della sottoscrizione del disciplinare avvenuto in data 10.09.2004 comi consulenti Avv. 
Maurizio Boifava, Ing. Paolo Rigone e ing. Adriano Garavaglia; 


VISTA la fattura pro forma emessa dal consulente in data 07/10/2004 per l'importo di € 
18.783,90= IVA e contributi compresa, relativa al contratto stipulato con la società Eleca 
S.p.A. Rep. n. 77/2004 lotti B - C; 


RITENUTO pertanto di dover liquidare tale importo a favore dell'AvvMaurizio Boifava, membro della 
Commissione di collaudo, 


DISPONE 


per i motivi in premessa adotti, di liquidare mediante‘ iNfondi a disposizione della Gestione 
Commissariale, giusta Ordinanza n. 139 del 17/06/2004; a favore dell'Avv. Maurizio Boifava, 
la fattura pro forma emessa in data 07/10/2004 dell'importo di € 18.783,90= IVA e contributi 
compresa, accreditando tale importo sul c/c bancario n. 10/47 Banca San Paolo IMI S.p.A. 
Agenzia di Muggiò, ABI 1025 — CAB 33430. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 25 ottobre 2004. 


Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta 
Strutture Geodetiche Zak S.r.l. per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 17 ottobre 2004al 17 novembre 
2004. (Ordinanza n. 253). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


a con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza Nel territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguentiv all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


o con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto ii30 giugno 2004 e con DPCM 
del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino.al 30.11.2004; 


Q con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, 
con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato\nòMminato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento 
della situazione emergenziale; 


con Ordinanza commissariale n. 180 del-2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


(n 


RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 di approvazione dello 
schema di contratto sottoscritto con la società Strutture Geodetiche Zak s.r.. in data 
17/12/02 per la fornitura a noleggiò.di struttura temporanea per la riallocazione dell'Aula 
Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di 
rappresentanza degli Organi istituzionali; 


PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio 
in Milano - notificato dall'Yfficiale Giudiziario dei Tribunale di Milano in data 31.01.2003 
con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della 
società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in 
qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in 
argomento; 
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ACCERTATO CHE: 


Q con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.02.2004 in attuazione del disposto 
dell'art. 7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata chiesta la 
proroga del noleggio della tensostruttura, oltre i 16 mesi contrattualmente pattuiti, 
sino a tutto il 31 gennaio 2005; 


D all'art. 3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un importo mensile 
pari a € 23.600,00 oltre alla maggiorazione di € 3.278,87>per le varianti 
espressamente richieste e autorizzate, nonché di € 7.400,00\per assistenza e 
manutenzione, per i mesi successivi al 16°. 


VISTA la fattura n. 25 del 21.09.2004 emessa da Strutture-Geodetiche ZAK s.r.l. per 
l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, riferito al canone.mensile per il periodo dal 
17.10.2004 al 17.11.2004; 


RITENUTO di dover liquidare tale importo, in favore.della società UniCredit Factoring 
S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmentesassunti con la Società Strutture 
Geodetiche Zak s.r.l.; 


DISPONE 


per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società 
UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca/di Savoia n. 20 - Milano - (Codice Fiscale 
01462680156) l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, a saldo delia fattura n. 25 del 
21.09.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.r.l. quale canone di noleggio per il 
periodo dal 17.10.2004 al 17.11.2004,relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati 
l'Aula Consiliare del Consiglio. Regionale della Lombardia nonché gli spazi di 
rappresentanza degli Organi istituzionali. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 29 ottobre 2004. 


Liquidazione in favore della società New Real S.p.A. del canone di locazione per il periodo 1° luglio 2004 - 31 dicembre 2004 e 
conguaglio per adeguamento ISTAT del canone relativo al primo semestre 2004. (Ordinanza n. 254). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


e con DPC M del 3 .05.2 002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel teffitorio della città 
di Milaro, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha iffiterèssato il giorno 
18 aprile 2092 la sede della Regione Lombardia; 


a con successivo DPCM in data 29.11.7002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, 
con DPOM del 19 si. 2003, a tutto 1i 30 giugno 2004 e con OP CM del 9 luglio 2004 
stata ulteriormente prorogata sino al 30.1.2004; 


- 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri #»3288 del 27 maggio 2003, co 
la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del@ giugno 2002, il Presidente A 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facaltà di avvalersi di un 


Soggetto Attuatore degii interventi diretti al superamento della situazione emergenziale. 


con Ordinanza commissariale n, 180 egosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile 


ACCERTATO CHE 
® con ordinanza commissa n n. 17 dei 4.3.2003 1] Commissario Delegato disponeva il 


subentro uella titolarità del contratto Li ® cazione stipulato dalla Regione Lombardia con 
la società Enel Real (Le relativo @Wm mobile di via Cardano 10 a Milano a seguito dei 


disposto doil’art.l comma 2 AMWor di anza ministeriale 3219/02 che - stabiliva lo 
completo del PalaZdo Pi ina al fine di consentire gli interventi di messa in 
sicurezza. restauro e recupero funzionale. 
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4° 


> in daia 28/4/2003 è stato sottoscritto, dalle Parti, l’atto di cessione del contratto locativo; 
> con ordinanza commissariale n. 81 in data 7/4/2004 si prendeva atto del conferimento da 
parte di Enel Real Estate del ramo di azienda immobiliare alla società New Real SpA la 
quale subentrava nel rapporto contrattuale, disponendo altresì la liquidazione degli oneri 
locativi relativi ai semestre 1-1-2004 — 30-6-2004. 


PRESO ATTO che con nota protocollo 2004 000350 del 27.2.2004, la società New Real SpA, 
ia applicazione di quanto previsto all’art.4) del contratto di locazioné, ha comunicato 
l'aggiornamento ISTAT del canone a far tempo dall’ 1-1-2003. 


VISTE: 
> la i n. 2049 del 3 maggio 2004 per lim por to di euro 27.000,00 oltre IVA a titolo di 
conguaglio ‘STAT relativamente ai periodo 1-1-2004 al 30-6-2004,; 


> dla fattura n 4541 del 30. 09. 2004 per l’imporro di € 1.527.000300= oltre IVA quale canone di 
locazione -per i! periudu 1-7- 31-12-2004. 


RITENUTO di dover provvedere alia liquidazione in favore della società New Real SpA 
dell’importo conipiessivo di € 1.864.800,90= IVA cÉmipresa, al fine di oncrare gli impegni 
‘ contrattualmente assunti, valutata la regolarità della quantificazione della spesa. 


DISPONE 


Bi liquidare in favore di NewReal SpA l'importo complessivo di € 1.864.800,00= IVA 
compresa a saldo-delle fatture: 

> n. 2049 del 3 maggio 2004 per l'importo di € 32.460,00= a titolo di conguaglio ISTAT 
relativamente al periodo 1-1-2004 at.3046-2004. 

n. 4541 det 30.09.2004 per l’impoîté di € 1.832.400,00= quale canone di locazione per il 
periodo 1-7- 31-12-2004. 

relative alla locazione di via Cardano 10 Milano, giusta ordinanza n. 17/2005, mediante i fondi a 
disposizione della Gestione Commissariale. 


v 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 29 ottobre 2004. 


Liquidazione a favore dell’ing. Renato Mamprin del saldo relativo alle prestazioni nell’ambito dell’assistenza tecnica alla 
direzione lavori, in materia di impianti di rete multimediale e cablaggio passivo. (Ordinanza n. 255). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

» con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza netrterritorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino.alb31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 fino ai 30 giugno 2004 e con suecessivo DPCM del 9 
luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti 
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002.la, sede della Regione 
Lombardia; 


» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato-Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia 
(art. 1); 


con Ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 
è stato modificato l'art. 1 comma 1 dellaveitata Ordinanza n. 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso la facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della situazione emergenziale; 


NI 


» con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore al Dirigente dell'Unità’ Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi 
Operativi della Direzione Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATE: 


«+ l'Ordinanza Commissariale n. 99 del 28.04.2004 con la quale è stato approvato il 
Disciplinare d’'Incarico con l'Ing. Renato Mamprin, per l'assistenza tecnica alla 
Direzione dei Lavori Ing. Rita Comi in materia di impianti di rete multimediale per i 
lavori inerenti e affidati ad Eleca S.p.A. giusta Ordinanza Commissariale n. 60 
dell’11.03.2004, nonché la fase esecutiva dei progetti relativi ai sistemi di rete audio 
e video; 

«* della sottoscrizione del Disciplinare di incarico con il Professionistavavvenuta in data 
10.05.2004, ed inserito nella raccolta CD 83/2004. 


PRESO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dat Dirigente della struttura 
Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale;, ton nota del 22.10.2004 
prot.B1.200400948379 


VISTA la fattura n. 29 del 20 settembre 2004 dell'importordi € 12.240,00= IVA e ritenuta 
d'acconto inclusa, emessa dal Professionista ai sensi dell'art. 6) del disciplinare 
d'incarico quale saldo per le prestazioni esplicitate all'art. 2) del disciplinare d'incarico; 


RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore dell'Ing. Mamprin, il saldo della fattura 
sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa al fine di ottemperare agli obblighi 
contrattualmente assunti; 


DISPONE 


per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore dell’Ing: Renato 
Mamprin l'importo di € 12.240,00= IVA e ritenuta d'acconto inclusi, a saldo della fattura 
n. 25 dell’ 11.07.2004, in ottemperanza al disciplinare d’incarico giusta Ordinanza 
n.99/2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 29 ottobre 2004. 


Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneritelativi al con- 
tratto d’appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale: fattura n. 30172 del 30 agosto+2004 (periodo 
di riferimento luglio 2004). (Ordinanza n. 256). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


= con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni cohseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


=» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per i 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili/finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


= cheai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma\3 della predetta Ordinanza Ministeriale il 
Commissario Delegato è stato autorizzato. ad avvalersi di personale anche tecnico 
estraneo all’Amministrazione regionale per\un periodo non superiore alla durata dello 
stato di emergenza, ricorrendo a rapporti. di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) della 
legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle 
deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici; 


®= con Ordinanza del Presidente del. Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 délla”citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


» con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA 


>» f'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo 
di imprese “Obiettivo Lavoro — Italia Lavora” di Milano incarico per la fornitura‘di.l'avoro 
temporaneo; 


» che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento-medesimo, 
costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2666444.del 23.07.2002 
a rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la-fornitura di unità 
appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva» determinazione 


ì N sii 5 nevi e Al imliz HA 
commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi; 


ACCERTATO CHE 


> le esigenze della gestione Commissariale hanno evidenziato ta necessità di continuare 
ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettivo*tavoro a far tempo dal 1 
gennaio 2004 e fino al 31.07.2004 appartenente alle predette categorie professionali, 
come da richieste della gestione commissariaie agli atti.della medesima; 


> conformemente alle richieste più sopra richiamate/sono stati forniti seguenti lavoratori 
interinali per il mese di luglio 2004: Retamar Shirley Paola, Massironi Michela, Ferretti 
Annamaria, Stabene Nicoletta, Todaro Raffaele, )lavazzi Cristina, Piva Chiara, Todisco 
Angela, Crepaldi Paolo, Flores Isabella, Zerba Elena, Zappettini Barbara, Petrucci 
Mariaelena, Vaccaro Monica Carina, Bulgarelli Monica; 


VISTA la fattura n. 30172 del 30.08.2004 riferita al periodo di luglio 2004 di € 55.379,524= 
IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavorò S.p.A.; 


PRESO ATTO del benestare alla liquidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla 
struttura Gestione Economica della, UO Organizzazione e Personale a supporto della 
Gestione Commissariale, del 12.40.2004 protocollo B1.2004.0091379; 


RITENUTO di dover liquidare asfavore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 55.379,52= al 
fine di onorare gli impegni \contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 e stante 
l'esatto adempimento da parte del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di lavoro 
temporaneo; 


DISPONE 


di liquidare per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti 
mediante i fondi4della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di 
Obiettivo Lavoro»S.p.A., l'importo di € 55.379,52= IVA compresa, a saldo della fattura n. 
30172 del 30:08:2004 - periodo di riferimento luglio 2004 - tramite accredito sul conto 
corrente N.,01700035118 BANCA UNIPOL - ABI 03127 — CAB 01600 — CIN |. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— 223 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ORDINANZA 2 novembre 2004. 


Liquidazione a favore della libreria scientifica dott. Lucio De Biasio «AEIOU» per l’acquisto dei testi giuridici distrutti a 
seguito dell’evento del 18 aprile 2002. (Ordinanza n. 257). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

=» conDPCMin data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nél territorio della 
citta di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio .. 
2004 a tutto il 30 novembre 2004 — in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che 
ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


= con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'IRterno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato, Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l’Assessore agli Affari Generali e Personale della Regionetombardia (art. 1); 


= con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato 
modificato l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza» n. 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente delia Regione Lombardia e\conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori'di intervento diretti al superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


a con Ordinanza Commissariale n. 180 del /2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile; 


RILEVATO che nell'evento del 18.04.2002 sono andati distrutti la maggior parte dei testi della 
Biblioteca Giuridica della Direzione Generale Presidenza —- U.O. Legale e Avvocatura della 
Giunta Regionale della Lombardia 


CONSTATATO che per lo svolgimento delle attività dell'’U.O. Legale e Avvocatura è necessario 
acquistare i testi giudirici andati distrutti; 


— Di 
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PRESO ATTO che con nota prot. n. A1.2004.0050818 del 19.10.2004 la U.O. Legale 
Avvocatura esprime il benestare alia liquidazione della fattura di cui in premessa e cofiferma 
l'avvenuta consegna del testo, precedentemente ordinato da parte del Commissario Delegato in 
data 28.01.2004 prot. n. K1.2004.0000198 alla libreria De Biasio “Aeiou” e consegnatossolo ora 
poiché in ristampa; 


VISTA la fattura n. 1560 del 30.09.2004 per l'importo di € 108,75 IVA compresa»xemessa dalla 
Libreria Scientifica Dott. Lucio De Biasio “Aeiou” — Via Coronelli n. 6 - 20146 Milano; 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa riscontrata.la regolarità della 
stessa; 


DISPONE 


1- di liquidare in favore della Libreria Scientifica Lucio De Biasio. *Aeiou” — Via Coronelli n. 6 — 
20146 Milano - per i motivi sopra addotti, incaricata della fernitura dei testi andati distrutti 
nell'evento del 18.04.2002 della Biblioteca Giuridica dell'U.O, Legale Avvocatura l'importo di 
€ 108,75 IVA compresa a saldo della fattura n. 1560 del:30:09.2004:; 


2- di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuatovmediante accredito sul c/c n. 2249 
della Banca Popolare di Milano — Ag. 18 - Via Meravigli n. 2 - Milano ABI 5584.8 CAB 
01618.8 intestato a Libreria Scientifica Dott. De Biasio, mediante i fondi a disposizione della 
Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 2 novembre 2004. 


Liquidazione in favore della Fondazione ENPAM di Roma degli oneri locativi relativi ai lotti «G» ed «Hydel'complesso 
immobiliare di via Pola/Taramelli/Rosellini/Abbadesse - Milano, ove sono state riallocate strutture della giunta regionale. 
Periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2004. (Ordinanza n. 258). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


RICHIAMATA l'Ordinanza n. 46 del 5 maggio 2003 con la quale si approvava lo schema di 
contratto da stipularsi con la Fondazione ENPAM di Roma relativo alla locazione dei lotti "G" ed 
"H" dei compiesso immobiliare sito in Via Pola/Tarameilli/Rosellini/Abbadesse di Milano ove 
riallocare le strutture della Giunta Regionale; 


ACCERTATO che in data 27.05.2003 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto con 
decorrenza della locazione dal 15.05.2003 al canone annuo di € 2:861.375,00 oltre all'acconto 
spese di gestione di € 460.000,00 salvo conguaglio dietro presentazione di regolari consuntivi di 
fine gestione, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate; 


ACCERTATO altresì che con Ordinanza n. 167 in data 22.07.2004 si è provveduto alla 
liquidazione degli oneri locativi per il periodo dall'1.07.2004 alr30.09.2004; 


RITENUTO di dover provvedere al pagamento in favore/di ENPAM della rata trimestrale di € 
1.042.766,91 per canone di locazione, acconto spese di gestione e conguaglio spese di 
gestione anno 2003 per il periodo dall'1.10.2004 al31,12.2004; 


DISPONE 


1. di liquidare, per i motivi in premessa adotti, in favore della Fondazione ENPAM - Via Torino 
n. 38 - Roma - Codice Fiscale 80015110580 - Partita IVA 02113291005, l'importo 
complessivo di € 1.042.766,91 a titolo di canone di locazione, acconto spese di gestione e 
conguaglio spese di gestione anna+2003 per ii periodo dall'1.10.2004 al 31.12.2004, relativo 
ai lotti "G" ed "H" dei complesso.immobiliare di Via Pola/Taramelli/Rosellini/Abbadesse - 
Milano dove sono state riallocate strutture della Giunta Regionale - giusta contratto 
approvato con Ordinanza n./46/2003 - accreditando l'importo sul c/c n. 5498449 UniCredit 
Banca d'Impresa - 06720 Milano - Cordusio - ABI 03226 - CAB 01604, mediante i fondi a 
disposizione della Gestione‘Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 2 novembre 2004. 


Liquidazione in favore dello Studio De Polzer S.r.l. di Milano del compenso relativo alla consulenza acustica‘effettuata sulle 
pareti degli uffici del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 259). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

a con DPCMin data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenzaénel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 3t+ditembre 2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo” DPCM del 9 luglio 
2004 a tutto il 30 novembre 2004 — in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che 
ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


=» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato ‘Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione-bombardia (art. 1); 


» con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato 
modificato l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza. n. 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Aftuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


= con Ordinanza Commissariale n. 180 del)2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
ttuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 42 del 27/2/04 con la quale si approvava il 
disciplinare d'incarico da sottoscriversi.con lo Studio Del Polzer s.r.l. di Milano per la 
consulenza acustica specialistica-‘felativa alla nuova Aula Consiliare nonché delle 
controsoffittature del Palazzo Pirelli: 


ACCERTATO CHE: 

= ji disciplinare è stato sottoscritto dalle Parti in data 9/3/2004; 

=» aseguito della richiesta (inoltrata dall’Amministrazione regionale di valutare la possibilità di 
apportare varianti al progetto approvato in ordine alle pareti degli uffici — vetrate e cieche — 
secondo i suggerimenti degli eredi Ponti, la Direzione Lavori si è trovata neila necessità di 
richiedere al medesimo Studio, come risulta dalla documentazione agli atti della Gestione 
Commissariale, una ulteriore consulenza specialistica per valutare il rispetto dei requisiti 
prestazionali di/isolamento acustico, al fine di confermare alla Ditta Appaitatrice le eventuali 


modifiche delle forniture rispetto a quelle contrattualmente previste; 


a con nota del:1:2.5.2004 lo Studio De Polzer ha presentato preventivo per tale consulenza. 
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ACCERTATO altresì che in data 27.5.2004, a completamento delle verifiche, il consulente ha 
consegnato relazione dettagliata sulla valutazione delle prestazioni acustiche delle pareti-mobili 
degli uffici prima e dopo la proposta di variante alla struttura delle pareti vetrate; 


VISTA la fattura n. 36 in data 30 settembre 2004 per l'importo di €. 1.440,00 presentata dallo 
Studio De Polzer s.r.I. a titolo di compenso per la consulenza in argomento; 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di €. 1.440,00, valutata la 
regolarità e la conformità della stessa dal preventivo presentato, a saldo delle prestazioni di 
consulenza effettuata. 


DISPONE 


1. per le motivazioni in premessa addotte, di liquidare in favore dello Studio De Polzer s.r.l. di 
Milano l'importo di €. 1.440,00 a saldo della fattura n. 86 del 30/09/2004 a titolo di 
compenso per la consulenza specialistica per valutare il rispetto dei requisiti acustici delle 
pareti mobili degli uffici del Palazzo Pirelli; 


2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione mediante i fondi a disposizione della 
Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 2 novembre 2004. 


Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli onerifelativi al con- 
tratto d’appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale fattura n. 33737 del 17 settembre.2004 (periodo 
di riferimento agosto 2004). (Ordinanza n. 260). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


o con DPCMin data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo.DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


a con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


a cheai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 9della predetta Ordinanza Ministeriale ii 
Commissario Delegato è stato autorizzato ‘ad? avvalersi di personale anche tecnico 
estraneo all’Amministrazione regionale per Um periodo non superiore alla durata dello 
stato di emergenza, ricorrendo a rapporti(diblavoro temporaneo previsto dall’art. 1) della 
legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle 
deroghe previste dai successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici; 


a con Ordinanza del Presidente det Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 dellascitata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziaie; 


O con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la Dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA: 


o l'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo 
di imprese “Obiettivo Lavoro — Italia Lavora” di Milano incarico per la fornitura dilavoro 
temporaneo; 


o che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento»medesimo, 
costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2666444del 23.07.02 a 
rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la-*fomnitura di unità 
appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successivav determinazione 


commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi; 
ACCERTATO CHE: 


> le esigenze della Gestione Commissariale hanno evidenziato a’ necessità di continuare 
ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettiva, bavoro a far tempo dal 1 
gennaio 2004 e fino ai 31.086.2004 appartenente alle predette categorie professionali, 
come da richieste della Gestione Commissariale agli atti.della medesima; 


>» conformemente alle richieste più sopra richiamate, sono stati forniti i seguenti lavoratori 
interinali per il mese di agosto 2004: MassironiMichela, Crepaldi Paolo, Vaccaro 
Monica Carina, Ferretti Annamaria, Todisco,‘Angela, Bulgarelli Monica, Zappettini 
Barbara, Retamar Shirley Paola, Petrucci Mariaelena, Todaro Raffaele, Flores Isabella; 


VISTA ia fattura n. 33737del 17.09.2004 riferita al periodo di agosto 2004 di € 26.019,72= 
IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavoro S.p.A.; 


PRESO ATTO del benestare alla liquidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla 
struttura Gestione Economica della/U:O. Organizzazione e Personale a supporto della 
Gestione Commissariale, del 2.11.2004protocollo B1.2004.0097598; 


RITENUTO di dover liquidare acfavore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 26.019,72= 
IVA inclusa al fine di onorare gliimpegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 
e stante l'esatto adempimento<da parte del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di 
lavoro temporaneo; 
DISPONE 

di liquidare per i motivivin premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti 
mediante i fondi della»Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di 
Obiettivo Lavoro S°p.A., l'importo di € 26.019,72= IVA compresa, a saldo della fattura n. 
33737 del 17.092004 - periodo di riferimento agosto 2004 - tramite accredito sul conto 
corrente n. 01100035118 - BANCA UNIPOL + ABI 03127 — CAB 01600 — CIN |. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 9? novembre 2004. 


Lavori di fornitura, installazione cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione vani tecnici” sistema di 
spegnimento incendi smantellamenti impianti esistenti, spostamento centrale telefonica e locali C.E.D. (contratto»Eleca S.p.A. - 
Racc. CD87/2004). Liquidazione del 3° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004. (@rdinanza n. 261). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 
e con DPCM del 2 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza hei territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al31.12.20035 e con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti 
al'avento che ha interessato il giorno 18 aprile 2092 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Deieuato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Gommissario Delegato per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati/a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore aqil Affari Generali e Personale della Regione tembardia; 


«è l'art.3 della predetta Ordinanza consente ai Commissario, nell'attuazione degli interventi, 
di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e‘ segnatamente all'arî. 16 della !egde 
1059/94 nonché atle correlate norme regolamentari; 


sv’ con Ordinanza dei Presidente del Consiglio \dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 

modificato lari. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Cammissario 
Deiegato ii Presidenie della Regione Lombdidià = conferendo allo stesso facolta di avvalersi 

ai un Soggetto Attuatore cui affidare specitici settori di intervento diretti aì superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


e’ con ordinanza commissariale n.480 de! 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo 
Soguetto Attuatore identificandole ‘hella persona del dirigente deila Unità Organizzativa 
contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione della Regione Lombardia — dott.ssa 

Rita Amabile — investendo la-stessa anche dei ruolc di Responsabile del Procedimento 
nonché di Responsabile dei Lavori: i 
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e con nota del 22.11.2002 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza( del 
Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva dell'ordinanza n. 3219/2002, 
ritenendo In capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari ai 
recupero funzionale del complesso Pirelli; 


RICHIAMATE: 
as Ordinanza Commissariale n. 60 del 11.03.2004 con la quale sono stati ‘affidati a Eleca 
S.p.A. i lavori di fornitura e installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, 
climatizzazione dei vani tecnici e sistema di spegnimento incendi; 


e sottoscrizione del contratto afferente i lavori in argomento - identificato con il n. Racc. 
CD 87/04 — avvenuta in data 16 giugno 2004; 


VISTA: 
e La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto 0ih31.08.2004 presentata dalla 
Direzione Lavori con nota del 26.10.2004 agli atti della Gestione Commissariale. 


e ll certificato di pagamento n.3 relativo al S.A.L. firmato/dal Responsabile dei Procedimento 
in data 27.10.2004. 


e Le liberatorie dei subanpaltatori che attestano la regolarità dei pagamenti effettuati da Eleca 
SpA presentate in data 02.11.2004, agli atti della‘Gestione Commissariale. 


» La nota di Fieca sp.a del 02.11.2904 (protocollo Gestione Commissariale 
K1.2004.0002425) per l'emissione di fattufa*m.401713 dei 29.10.2004 di €. 1.466.755 44= 
IVA compresa emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento; 


RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.n.a. l'importo di € 1.466.755,44= IVA 
inclusa in relazione alio Stato di Avanzamento Lavori n.3 del contratto sopra richiamato; 


DISPONE 


Per i motivi in preinessa addottixdi liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale l' Importo di €164668.755 44= IVA compresa a saldo delia fattura n. 401713 del 
29.10.2004 emessa da Eleca*S.p.a in ragione del Certificato di Pagamento n. 3 per lavori 
eseguiti a tutto il 31.08.2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 10 novembre 2004. 


Presa d’atto dell’accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra le gestioni commissariali di cuivall’Ordinanza 
del Ministro dell’interno n. 3171 del 28 dicembre 2001 e Ordinanza del Ministro dell’interno n. 3219 del 7 giugno 2002 sulla riquali- 
ficazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo della Regione Lombardia - lotto progettuale E. (Ordinanza n. 262). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città 
di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 38.12.2003. con DPCM del 19 
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 
2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che-ha interessato il giorno 18 aprile 
2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l’emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia conil compito di porre in atto tutti gli interventi 
utili al recupero funzionale e messa in sicurezza «della sede della giunta regionale, delle relative 
pertinenze nonché dei luoghi adiacenti; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comma |] della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n 4180 del 2 agosto 2004 è stato nominato Soggetto Attuatore il 


- Uli u LI Li 
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dirigente della U.O. Contratti patrimonio e servizi operativi della Direzione Generale ‘Risorse e 
Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 


ACCERTATO che: 
e con nota prot. K1.2004.0000166 del 25 germmaio 2004 inoltrata al Sindaco di Milano — 
Commissario delegato per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città’ di Milano - il 
Commissario Delegato all’Emergenza Pirelli comunicava l’importanza di unatgiqualificazione degli 
spazi urbani adiacenti 11 Complesso in corrispondenza degli ingressi istituzionali per esigenze di 
sicurezza legate alla rappresentatività del complesso stesso: 
e con nota del 18 marzo 2004 il Sindaco di Milano- Commissario Delegato al traffico e Mobilità 
giusta ordinanza del Ministero dell’Interno n.3171 del 28 dicembre 2001 aderiva alla proposta del 
Commissario, rimandando le valutazioni tecniche ai competenti uffici; 
e a seguito di incontri tra tecnici delle Gestioni Commissariali/tenutisi presso la Questura del 
capoluogo lombardo, pur coinvolta trattandosi di misure attesa garantire la sicurezza della sede 
istituzionale della Regione, 1 Progettisti degli interventi del Palazzo Pirelli - architetti Renato Sarno 
e Giovanni Multari incaricati giusta ordinanza n. 20 del/1511.2002 - che avevano al riguardo 
predisposto atti preliminari, sono stati incaricati con nota-de? 15.03.04 n. prot. K1.2004.0000576 a 
redigere gli atti progettuali definitivi che riguardano anchéè interventi di riqualificazione delle aree 
di proprietà del Comune di Milano, i cui oneri di realizZazione saranno dallo stesso rimborsati; 
e in data 10.06.04 i Professionisti incaricati hanno presentato la documentazione progettuale 
sopra evidenziata. 


VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 243 del 18.1.0-04 con la quale si è proceduto alla validazione del 
progetto definitivo a seguito dei pareri favorevoli espressi dall’ Amministrazione Comunale di Milano 
con nota del 23 luglio 2004 a firma dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità,confermato con nota del 
Direttore del settore Strade Parcheggi e Segnaletica della medesima Amministrazione del 29 settembre 
2004 circa la completezza dello stesso dal punto di vista sia documentale che dei contenuti nonchè 
dalla Questura di Milano in ordine alle seluzioni individuate per migliorare le condizioni di sicurezza 
del Palazzo Pirelli, nonché degli interventi progettati per la riqualificazione delle aree adiacenti; 


PRESO ATTO: 
e che connota del 23 luglio 2004 il Commissario Delegato al Traffico e Mobilità manifestava 
l’opportunità, in considefazione dell’urgenza di realizzazione dell’intervento, che la Gestione 
Commissariale per 1’ Emergenza Pirelli provvedesse a far eseguire i lavori anticipandone le risorse; 
risorse che saranno rimborsate alla Regione Lombardia mediante compensazione in fase di 
erogazione di contributi dovuto dalla stessa al Comune di Milano nell’ambito del P.I.di intervento 
in accordo di programma “Garibaldi- Repubblica”; 


ACCERTATO Winteresse comune dei due Commissari Delegati di procedere all’intervento in 
argomento rientrando lo stesso nell’ambito di un progetto globale di riqualificazione urbanistica 


ia 
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dell’area Garibaldi Repubblica e allo scopo di garantire la massima sicurezza agli ingressi istituZionali 
del complesso Pirelli ripristinato; 


DATO ATTO che con nota prot. A1.2004.0054142 del 5 novembre 2004 il Dirigente dellU.O. 
Sistema Sedi Istituzionali e Risorse interne della DG Presidenza e con nota del 5 noverfibre 2004 il 
Direttore Centrale della Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione P.R. (del comune di 
Milano hanno espresso entrambi parere favorevole alla procedura di cui all’accordo,tra le Gestioni 
Commissariali; 


RITENUTO per quanto sopra evidenziato, in attuazione di quanto previsto all’art. 15 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 di approvare e sottoscrivere l’accordo tra le gestioni(commissariali ex ordinanza 
Ministero dell’Interno n. 3171/2001 e n. 3219/2002 il cui schema forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto 


Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente ritrascritte di approvare e 
sottoscrivere l'accordo, ai sensi dell’art 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il Commissario 
Delegato al traffico e Mobilità del Comune di Milano relatiyo agli interventi di riqualificazione delle 
pertinenze e luoghi adiacenti al Palazzo della Regione Lombardia il cui schema forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 10 novembre 2004. 


Affidamento mediante trattativa privata dell’incarico di fornitura e posa in opera di arredi per le sale riunioni"&aree servizio 
per i piani di rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga - Portogruaro, approvazione schema 
contratto. (Ordinanza n. 263). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
delta città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con 
OPEM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCMXsel 9 luglio 2004 sino si 
30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interescato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


» cor Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per ii 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegeto per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


+ cori Ordinanza de! Presidente del Consigliò dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è siato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Coramissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferenco allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti ai 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con crdinanza commissariale n°480 del 2 agosto 2004 è stata nominata Sosyeîto 
Attuatore la Dr.ssa Rita AmabilèSino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA POrdinanza Commissariate n. 109 del 12.08.03 con la quale è staio approvato 
I progette definilivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Compiesso Pirelli: 
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ACCERTATO che: 


>» in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale, tramite le competenti strutture 
tecniche a supporto (Servizi Operativi) ha dato corso alla trattativa, ai sensi dell'art. 9 
comma 4 lett. d delia Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. 44-punti 5 e 6 con 
la Sccietà Mio Dino S.r.l. di Summaga — Portogruaro, già affidatarîta. dell'appalto di 
fornitura arredi della Regione Lombardia per il triennio 2002-2005 alfine di ottenere la 
miglior offerta per la fornitura di arredi per le sale riunioni e aree di servizio dei piani di 
rappresentanza; 

> a seguito di attenta valutazione delie campionature in ordinexal requisiti previsti dal 

progetto approvato, delle indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale, nonché 

dell'offerta eccnomica pervenuta in data 3.11.2004 i competénît Uffici Tecnici a supporto 

della Gestione Commissariaie hanno espresso ii benestarelin data 9 novembre 2004; 

a seguito di trattative intercorse con la Società Mio Dino Sor, la stessa ha manifestato ia 

disponibilità ef citoscrizione del contratto per la fornitura e posa degli arredi in 

argomento proponendo uno prezzo complessivo di \E 502.887,19 oltre Iva, ed alle 

condizioni Ln specificate neil'allegaio schemay che forma parte integrante e 

sostanziale del oresente atto; 


x 


RITENUTO di affidare in via uiretta la fornitura e la posa in opera degli ariedi 
opramenzicnati alle Società Mio Dino S.r.i. di Summaga — Portogruaro provvedendo alia 
ottoscrizione del relativo contratto; 


S (#2) 


all'affidamento, perle)Motivazioni in premessa addotte, alla Sovistà Mio 
Dino S.R.L. Di SuMMmAGA PORTOGRUARO dell'incarico di fornitura e posa in opera degli 
arredi per le saie riunioni e arèe di servizio dei piani di rappresentanza dei complesso 
Pirelli per un importo compiessivo di € 603.464,63 IVA inclusa ed alle condizioni meglio 
specificate nello schema ‘i )cvontratto che allegato ai presente atio ne forma parte 
integrante e sostanziale; 


pen + 
+ (O 
Lo: 
U 
(9) 
O 
D 
LI 
d 
(D 


Du 


di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effetiuata con le modalità previste dal 
contratto di cui al precedente punto ?, dietro presentazione di regolare documentazione 
contabile, mediani&ifondi a disposizione della Gestione Commissariaie. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO DI FORNITURA 
TRA 

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano Via 

Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del “Soggetto 

Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza Commissariale n»=180 del 2 

agosto 2004 (di seguito denominato “Commissario Delegato”) 

E 

La società Industria Mobili MIO DINO srl, con sede invià Montecassino n.16, 

30026 Summaga —Fraz. di Portogruaro (P.1.00287700934) in persona del 

Consigliere Delegato Sig. Francesco Mio nato a‘Pertogruaro il 20/03/1958 , e 

residente, per la sua carica, in via Montecassino n.16, Summaga ( di seguito 

denominata Mio Dino Srl) convengono quanto segue. 

1 OGGETTO 

Il Commissario Delegato affida a Mio Dino Srl, che accetta, la fomitura degli 

arredi come da lista allegata»(all.1) per l'insediamento delle Strutture 

Regionali c/o il Grattacielo Pirelli a far data presumibilmente dal 05/12/2004. 

Mio Dino Srl si impegNa,ad eseguire la fomitura degli amedi come da lista 

allegata nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto provvedendo 
_altresì a fomire Je/dovute certificazioni di legge e di qualità in conformità alla 

campionatura presentata; 

2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI MIO DINO SRL 

Mio Dine Srl si impegna ad effettuare la fomitura e posa in opera degli arredi 

di Cui al precedente art. 1) a perfetta regola d'arte, nonché utilizzando 


materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei. 
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Mio Dino Srl si obbliga ad eseguire la fomitura secondo i prezzi indicati 

nell'offerta economica, parte integrante del presente contratto (all. 2) . 

Mio Dino Srl accetta la fomitura alle condizioni tutte contenute nel presente 

contratto. 

Dichiara: 

e di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati 
ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la 
natura e l'entità della fomitura commissionata; 

e di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel “Piano di 
Sicurezza “ex D. Lgs. n. 494/96. 

3 DURATA E TEMPISTICA 

Il presente contratto decorrerà dalla data della\sua firma . 

Miio Dino Srl si impegna a fomire gli. amedi e a completare gli allestimenti 

oggetto del presente contratto nel rispetto del cronoprogramma che prevede 

l’inizio della consegna e del montaggio a far tempo dal 5.12.2004 e 

l'ultimazione del montaggio entro il termine di 15 giomi e, cioè, entro il 

20.12..2004, Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di differire la data 

fissata per l'inizio del Montaggio degli arredi. Mio Dino srl si impegna a 

custodire la fomiturà-presso i propri locali senza per questo avanzare alcuna 

pretesa economica per lo stoccaggio, nonché a concludere comunque 
l'allestimentovnei 15 giorni successivi alla comunicazione con la quale la 

Gestioné.Commissariale formalizzerà il differimento del termine suddetto. 

Tale-differimento non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 20 giorni dalla 

data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo 


dal 05.12.2004. 
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Qualora detto differimento sia superiore ai 20 giorni, Mio Dino Stl. si riserva la 
facoltà di emettere , entro il 31.12. 2004, regolare fattura per il materiale 
oggetto del presente contratto . 

4 CORRISPETTIVO 

Quale compenso per la fomitura e allestimento oggetto del presente 

contratto, il Commissario Delegato e Mio Dino. concordano, il totale 

complessivo di Euro 502.887,19= oltre I.V.A., fisso ed invariato: 

Il compenso sopra specificato verrà corrisposto dal Commissario Delegato a 

Mio Dino srl., alle seguenti scadenze: 

e 60%alla consegna; 

e 35%altermine del montaggio; 

e 5%a seguito di esito positivo del collaudo, definitivo da eseguirsi entro 10 
gg. dall'ultimazione del montaggio7>secondo le modalità di cui al 
successivo art. 7. 

I pagamenti verranno effettuati a/mezzo bonifico bancario a 90 giorni fine 

mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale. 

Nel caso di ritardi, Mio. Dino Srl. potrà eventualmente richiedere la 

corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio 

legale di cui all'art. 1284 cod.civ. 

5. PENALI PERIL RITARDO 

Per ogni giore lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del mon- 

taggio indicato nell'art. 3 del presente contratto, Mio Dino Sri corisponderà 

una penale pari allo 1 per cento dell'ammontare netto contrattuale. 

Qualora il ritardo superasse di venti giomi il termine di consegna di cui all'art. 


3, il Commissario Delegato procederà alla risoluzione del contratto secondo 


— DA 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456 cod. 
civ, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto 
del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni. 

6 CAUZIONE 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente 
contratto, ivi incluso il pagamento delle penali, Mio Dino Srl ha\presentato 
cauzione di € 50.288 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
che prevede espressamente la rinuncia al beneficio. della preventiva 
escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a 
seguito di esito positivo del collaudo. 

7 COLLAUDO 

Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggioerrà effettuato dai tecnici della 
Gestione Commissariale in contraddittorio”con Mio Dino Srl collaudo della for- 
nitura e posa. Qualora, in sede di collaùrdo, venisse riscontrato che la fomitura 
e la posa degli arredi non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi 
contrattualmente assunti e n° conformità dei campioni oggetto dell'offerta, 
Mio Dino Srl si impegna ad effettuare le sostituzioni o riposizionamenti dovuti 
a propria cura e spese entro 20 giorni dalla notifica della contestazione, pena 
l'applicazione di uma’ penale pari all’ per cento dell'ammontare netto 
contrattuale. 

8. RISOLUZIONE 


Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti 
qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti. 
INCOmmissario delegato si riserva inoltre la facoltà di risolvere il 
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli 
addebiti all’aggiudicataria, trattenendo gli eventuali crediti nei suoi 
confronti nei seguenti casi: 
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e allorché l’affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto; 

e la consegna superi i termini definiti nel contratto; 

e difformità gravi e immotivate dalle modalità di esecuzioné 
del contratto; 

e difformità immotivata o non concordata degli elementi 
forniti rispetto a quanto previsto dagli allegati al presente 


contratto. 

e qualora il ritardo della fornitura e posa rispetto al 
cronopogramma superasse i venti giorni di cui al precedente 
art.5; 


e in caso di fallimento, concordato, messarin, liquidazione 
volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la 
Società Mio Dino Srl, o per il fatto che Jasstessa nello stato 
di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni 
con i propri creditori. 


9 DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Fanno parte integrante del presente contratto’ stipulato tra il Commissario 

Delegato e Mio Dino Srl 

=» offerta Mio Dino Srl del 3.11.2004 (allegato1); 

= lista indicante le specifiche tecniche degli arredi fomiti, computo 
estimativo con i prezzi unitari e complessivi indicati dalla ditta fomitrice 
(allegato 2); 

Si da atto che Mio Dino Srl ha preso visione del piano di sicurezza e 

coordinamento relative agli interventi sui lotti “B” e “C” ex D. Lgs. n. 494/96. 

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati 

sopra menzionati, le Parti concordano sin da ora che prevaranno le 

disposizioni. contrattuali. 

10 »— RESPONSABILITA' 

Oghi.responsabilità per danni di qualungue genere che derivassero a persone 

0,a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, 


senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di Mio Dino Srl 


E. pr 
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11 FORZA MAGGIORE 

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non 
potrà alla stessa essere imputato semprechè questa dia immediata 
comunicazione scritta del sorgere della causa stessa. 

L'espressione “forza maggiore” comprende qualsiasi evento che inibisca 
l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla.volontà e 
controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni4di” legge e/o 
amministrative emanate nel corso del presente contratto. 

Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti 
dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali.modifiche al contratto. 
Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di 
una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle 
parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta. 

12 GARANZIA 

Milo Dino Sr si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di 
ultimazione del montaggio, diassistenza gratuita in garanzia, per coreggere 
tutti i difetti o anomalie dincostruzione e funzionamento non riscontrabili in 
sede di collaudo. 

13 PATTUIZIONIDEROGATIVE O COMPLEMENTARI 

A condusione della Gestione Commissariale stabilità per il 30.11.2004 giusta 
DPCM del Svtuglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito prov- 
vedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la 
Regione Lombardia che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti. 
Qualsiasi convenzione derogativa 0 complementare al presente contratto 


dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. 
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14. DIVIETO DI CESSIONE 

Il presente contratto non potrà essere neppur parzialmente ceduto a terzi; 

15. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

16 = TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentohe il trattamento 
dei dati personali contenuti nel presente contratto per lévfinalità strettamente 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

17 SPESECONTRATTUALI 

Tutte le spese relative al presente contratto sonda carico di Mio Dino Sn 


Letto, confermato e sottoscritto. 


D'Ordine del Commissario Delegato Mio Dino Srl 
Il Seggetto Attuatore il Consigliere Delegato 
Dott. Ri abile Francesco Mio 


\ 
Ai sensi dkquanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono 


espressamente i punti\1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. 
D'Ordine del Commissario Delegato Mio Dino Srl 
getto Attuatore Il Consigliere Delegato 


ui bile : Francesco Mio 
d 


ic 
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Spetabile: 

REGIONE LOMBARDIA 

Ai Commissario Delegato per l'emergenza del 
Pireil) 

Via faramelli, 12 

20124 MILANO 


Alia c/a del Commissario Delegato Dott.ssa Rita Amabile 


Milano 03.11.2004 


Oggetto: Richiesta aggiornata come da Vs. protocollo ki 2004 000 2659 del 29.0tt. 2004 


Sì fa seguito alla Ys. gentile richiesta per l'offerta di cul all'oggetto pentita gestione commerciale Rif. Palazzo 
Pirelli con allegato Il presente elenco prezzi aggiornato per la fomitura e posa in opera degli arredì. 


Rimangono valide le condizioni di trattativa parl allo sconto deltS% in tutti gli articoli di gara e speciali a 
progetto. 


E. 
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ORDINANZA 10 novembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società Vigilanza Città di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede-fegionale di 
via Restelli, 4/M. Gioia, 35, in Milano. (Ordinanza n. 264). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


> con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguentivall'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lambardia; 


con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tuttosii 30 giugno 2004 e con 
DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata-sino al 30.11.2004; 


vw 


>» con Ordinanza del Presidente del Consiglio deisMihistri n. 3288 del 27 maggio 
2003, con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, 
il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato 
con facoltà di avvalersi di un Soggetto \Attuatore degli interventi diretti al 
superamento della situazione emergenziale; 


con Ordinanza commissariale n. 180sdel 2 agosto 2004 è stata nominata 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


N 


RICHIAMATA integralmente: 


> l’Ordinanza commissariale n214/ dell'11.10.2002 con cui il Commissario Delegato 
stipulava con fa Società LLLAMYs.r.1. il contratto di comodato reiativo all'utilizzo dei 
terreno dove è stata allestita la struttura temporanea adibita ad Aula Consiliare 
del Consiglio Regionale della Lombardia e spazi di rappresentanza degli Organi 
Regionali; 


— 250 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


> che in data 14.10.2002 è stato sottoscritto dalle Parti, il contratto di comodato“per 
l'utilizzo temporaneo delle aree in Milano, via M. Gioia n. 35/39; 


DATO ATTO: 


> che l'art. 8) del contratto stipulato con I.L.IM. s.r.l. prevedeva che la Gestione 
Commissariale garantisse anche la sorveglianza dell’area intorno. alla struttura 
temporanea; 


» che l'Amministrazione regionale garantisce la vigilanza alla tensostruttura tramite il 
corpo di Vigilanza Città di Milano affidataria dell'incarico del servizio per le sedi 
regionali; 


> che a seguito di fatti estranei occorsi intorno all'area in Milano via Gioia 35/39, al fine 
di garantire la sicurezza dei luoghi e di ottemperare agli/obblighi contrattuali, come 
da comunicazione della Gestione Commissariale»de! 22.09.2004 (protocollo 
K1.2004.0002126) la Gestione stessa ha provveduto a richiedere l'ampliamento 
della vigilanza con un servizio aggiuntivo di ispezioni diurne e notturne; 


VISTA: 
>» l'offerta pervenuta dalla Società Vigilanza Città di Milano con lettera del 07/09/2004; 


» la nota prot. n. K1.2004.0002137 del 22/09/2004 con la quale si esprime il benestare 
all'ampliamento del servizio di vigilanza per il lotto B di Via Gioia n. 35/39 di Milano — 
dove è ubicata la tensostruttura; 


> la fattura n. 13489 del 30.09.2004/di € 70,08= IVA inclusa, emessa dalla società 
Vigilanza Città Di Milano per it Servizio di vigilanza presso la sede regionale di Via 
Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano; 


RITENUTO di dover provvedere’alla liquidazione in favore delia società Vigilanza Città 
di Milano dell'importo di € 70,08= IVA compresa, valutata la regolarità della 
quantificazione della spesa. 


DISPONE 


di liquidare in favore» della società Vigilanza Città di Milano l'importo di € 70,08= IVA 
compresa a saldo ‘della fattura n. 13489 del 30.09.2004 per il servizio di vigilanza 
presso la sede_regionale di Via Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano, mediante i fondi a 
disposizione-della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 10 novembre 2004. 


Lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombar- 
dia. Contratto stipulato con la Società Eleca S.p.A. di Cantù in data 27 luglio 2000 - rep. 3627/UR. Approvazione perizia di 
variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 265). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 
dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugne.2004 e con successivo 
DPCM del 8 iuglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in/telazione agli ingenti danni 
conseguenti all’Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione 
Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro» dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili.finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale dellaRegione Lombardia; 


es con Ordinanza del Presidente del Consiglio déi Ministri n. 3288 dei 27/05/03 è staio 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui, affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale: 


e con ordinanza commissariale n, 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 


Soggetto Attuatore al dirigente/dell’Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi 
Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 
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VISTA: 

e la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile. della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva” della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della, Gestione 
Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi compresirguelli già in 
essere prima dell’Evento del 18 aprile; 


e la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione 
Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del Commissario Delegato dei 
contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato “A”della delibera 
medesima; 


e l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003vdi recepimento delia 
sopramenzionata DGR n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in caporal Commissario Delegato del 
contratto rep.n3627/2000 originariamente stipulato tra RegionevLombardia e Ditta Eieca S.p.A. 
in esito di appalto concorso - incluso nel citato allegato, “A” - relativo alla ristrutturazione 
generale degli impianti tecnologici del Paiazzo della&Regione, sottoscrizione avvenuta il 
10.03.03; 


RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 


» dd.g. AAGG. n° 1873 del 31.10.2000\con il quale è stata approvata la perizia 
suppletiva e di variante n° 1; 


e ordinanza Commissariale n. 120 del 1 settembre 2003 con la quale è stata approvata la 
variante n.2; 


e ordinanza commissariale n. 170xdel 4.12.2003 di validazione del progetto architettonico 
esecutivo relativo ai lotti AD: 


e ordinanza Commissariale»n9 del 13.01 2004 di validazione del progetto architettonico 
esecutivo relativo agli spazi interni lotti Be C; 


e il progetto di variantesal NOP n. 32972 approvato il 13.04.2004 dal Comando dei Vigili 
del Fuoco di Milano; 


VISTI tutta la documentazione di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione 
Commissariale, ed.n\particolare: 


A) la relazione tecnico-economica che specifica gli interventi da approvare in variante, 
comprendenti sia lavorazioni non previste nel contratto 3627/2000 — così come integrato 
dalle-varianti n. 1 e 2 — sia adeguamenti di lavorazioni già previste in variante n.2, alcune 
delle Nauali non più necessarie e quindi da non eseguire, resesi necessarie 
dal'approvazione dei progetti esecutivi sopramenzionati — finalizzati al miglioramento 
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dell'opera e alla sua funzionalità - e che hanno comportato la necessità di procedefealla 
variante al NOP; 


B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei 
lavori in variante suppletiva ammonta ad € 499.984,10=, € 7.289,16= per spese tecniche 
nonché € 100.413,34= per VA; 


VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione bavori; 


RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare la variante in argomento 
nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta con ordinanza ministeriale n. 3219/02 all’art. 
25 comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici, in ordine all'entità della stessa rispetto 
all'importo contrattuale e al finanziamento degli oneri; 


DISPONE 


Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotteve che si intendono integralmente 
ritrascritte la variante n. 3 al contratto 3627UR/2000 stipùlato con l'impresa ELECA S.p.A. di 
Cantù; 


Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda interventi finalizzati al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità autorizzando, in ragione del suo ammontare , l'utilizzo della 
facoltà di deroga all'art. 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994 n. 109, stante l'urgenza di 
superare lo stato di emergenza decretato con \DPCM 3 maggio 2002 e relativa a tutte le 
lavorazioni non previste nel contratto 3627/2000 così come integrato dalle varianti n. 1e2—- 
sia adeguamenti di lavorazioni già previste in variante n.2, alcune delle quali non più necessarie 
e quindi da non eseguire, resesi necessarie dall’approvazione dei progetti esecutivi in premessa 
specificati; 


Art.3 — di dare atto altresì che la périzia di variante n. 3 si compone dei seguenti allegati, 
depositati presso la Gestione Commissariale: 


» relazione tecnico-econoMica; 
> quadro economico comparativo di raffronto; 


analisi Nuovi Prezzi dall' NP 80 al'NP 117; 


v 


>». verbali di concordamento nuovi prezzi n. 4 n. 5; 


(n) 
pra 
O 
Q 
7) 
le) 
pa 
ne 
e) 
3 
dD 
n 
te] 
5 
O) 
) 
(SS 


ta - pari 
> schemad 


Art.4 — di ridefinire il quadro economico relativo all'appalto in argomento in € 
6.942.626,67., comportando la variante di cui al precedente punto l'assunzione di 
ulteriore onere pari a € 607.686,60. 


D'’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 11 novembre 2004. 


Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidata alla Società Eleca S.p:AX- contratto 
n. Racc. CD77/04. Liquidazione del 7° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004. (Ordinanza n. 266). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delia 
città di Milano — prorogato con DPCM dei 29 novembre 2002 fino_alv31.12.2003 e con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingefiti danni conseguenti 
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


s° con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 #l Ministro delkinterno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Gommissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia, 


e l’art.3 della predefta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di 
adottare procedure in deroga alla normativa vigente è,segnatamente all'art. 16 della legge 
109/94 nonché alle correlate norme regolamentari; 


e con Ordinanza dei Presidente de! Consiglio(dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato !! Presidente della Regione Lomwvardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici-settori di intervento diretti al superamento della 
predetta situazione emergenziale' 


» con ordinanza commissariale n. 180xdel 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto 
Attuatore identificandolo nella persona del dirigerte della Unità Organizzativa Contratti 
Patrimonio e Servizi Operativi della Regicne della Regione Lombardia — dott.ssa Rita 
Amabile — investendo ia stessavanche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché 
di Responsabile dei Lavori; 


RICHIAMATE integralmente ie«Ordinanze Commissariali: 
> n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione dei Progetto Esecutivo, di cui ai lotti funzionali 
identificati cori le lettere “B e C” 
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» n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento a Eleca S.p.A. dei lavori di cui ai sopramenzionati 
“Lotti B-C”; 

> n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al, capitolato 
speciale sempre relativo ai cosiddetti “Lotti B — C" e finiture; 

> n. 224 del 04.10.2004 di approvazione della variante suppletiva n. 1. 


PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto avvenuta tra le Parti in data 24*marzo 2004 e 
inserito nella raccolta CD 77/2004; 


DATO ATTO: 

+ della documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto .il%30.08.2004 presentata 
dalla Direzione Lavori con nota del 25.10. 2004; 

e del certificato di pagamento n. 7 relativo al SAL. firmato dal Responsabile del 
Procedimento in data 29.10.2004. 


e delle liberatorie dei subappaltatori che attestano la regolarità dei pagamenti effetiuati da 
Eleca SpA presentate in data 28 10.2004, agli atti della4Gestione Commissariale. 


VISTA le fattura presentata da Eleca s.p.a_ n. 401711. del 29.10.04 di € 1.197.360,00= IVA 
compresa emessa a seguito dei sopra citato Certificato di pagamento. 


- RITENUTO di dover !liquidare a favore della Eleca' s.p.a. l'importo di € 1.197.360,00= IVA 
inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 del contratto sopra richiamato: 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale l’ importo di €1.197.360,00= IVA compresa a saldo della fattura n. 401711 del 
29.10.04 emessa da Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti di cui al contratto CD 77/2004 in 
ragione del Certificato di Pagamenté îîy7 per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2504. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 12 novembre 2004. 


Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto Sprinkler del Palazzo della Regione Lombardia, contratto n. 3547 del 
3 febbraio 2000, stipulato con Eleca S.p.A. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2. (Ordinanza n. 267)» 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


s con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato_divemergenza nel 
territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 
2002 fino ai il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 
2004 e con successivo DPCM dei 9 luglio 2004 a tutto ilt30 novembre 2094 - in 
relazione agli ingenti danni conseguenti all’Evento che-ha interessato ii giorno 18 
aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Minisirevdell’Iinterno — Delegato per ii 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per 
la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione 
Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l’art. 1 comma 1 @ella citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici setiori di 
intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


cen ordinanza commissariale vi. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
e Servizi Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, doti.sse Rita 


A 
Amabile; 


“ 
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VISTA: 

e la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civiledella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della 

Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della 

Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi 

compresi quelli già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 


e la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della 
Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del 
Commissario Delegato dei contratti in essere prima .del’ 18 aprile 2002, 
elencandoli nell’Allegato “A”della delibera medesima; 


e l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della 
sopramenzionata DGR n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario 
Delegato del contratto rep.n3547/2000 originariamente stipulato tra Regione Lombardia 
e Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto concorso - inéllso nel citato allegato “A” - relativo 
alla ristrutturazione generale degli impianti tecnélogici del Palazzo della Regione, 
sottoscrizione avvenuta il 10.03.03; 


RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 
e d.d.g. AA.GG. n° 22954 del 25.09.2000 con il quale è stata approvata la perizia 
suppletiva e di variante n° 1; 


e ordinanza commissariale n. 4170 del 4.12.2003 di validazione del progetto 
architettonico esecutivo relativo)ai “Lotti A e D”; 


e ordinanza Commissarialem. 9 dei 13.01.2004 di validazione de! progetto 
architettonico esecutivo.relativo agli spazi interni “Lotti B e C”; 


VISTA tutta la documentaziohe di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione 

Commissariale, ed in particolare: 

A) la relazione tecnicoseconomica che specifica gli interventi da approvare in variante, 
comprendenti lavoribfinalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità 
consistenti: 

a. nei rendere agibili tre serbatoi orizzontali interrati (precedentemente usati 
come ‘deposito materiale combustibile e già bonificati), per creare la riserva 
idricaWecessaria all'impianto automatico di spegnimento a pioggia; 


b. sostituzione di tubazioni ammalorate per il collegamento alia colonna VVF 
alle valvole di controllo dell'impianto sprinkler; 
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B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l’entità 
dei lavori in variante suppletiva ammonta ad € 70.282,00=, oltre a € 14.056,40= 
per IVA; 


VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione“tTavori; 


RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare, la variante in 
argomento nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta con ordinaniza ministeriale 
n. 3219/02 all'art. 25 comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici,.in ordine all'entità 
della stessa rispetto all'importo contrattuale e al finanziamento degli. oneri; 


DISPONE 


Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono 
integralmente ritrascritte la variante n. 2 al contratto 3547/UR/2000 stipulato con 
l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù; 


Art. 2- di dare atto che la variante in approvazione. riguarda interventi finalizzati al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità autorizzando, in ragione del suo 
ammontare, l'utilizzo della facoltà di deroga all’art\ 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994 
n. 109, stante l'urgenza di superare lo stato di) emergenza decretato con DPCM 3 
maggio 2002 e relativa a tutte le lavorazioni nompreviste nel contratto 3547/2000 - così 
come integrato dalla variante n. 1; 


Art. 3 — di dare atto altresì che la perizia di variante n. 2 si compone dei seguenti 
allegati, depositati presso la Gestione Commissariale: 
» relazione tecnico-economica; 
quadro economico compafrativo di raffronto; 
analisi Nuovi Prezzi NP 2ed NP 3; 
verbale di concordangento nuovi prezzi n. 2; 
schema di atto di sottomissione: 


\AAAA 


Art. 4 -— di ridefinire il quadro economico relativo all'appalto in argomento in 
€458.480,54= comportando la variante di cui al precedente punto l'assunzione di 
ulteriore onere pari a &84.338,40=. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 12 novembre 2004. 


Liquidazione del 3° acconto in favore dell’arch. Francesco Angarano relativo al compenso in qualità di direttofe dei lavori e 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli incarico appro- 
vato con Ordinanza Commissariale n. 185/2004 e n. 205/2004. (Ordinanza n. 268). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

e con DPCM del 35.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 
18 apiile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


s con successivo DECM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, 
cen DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e,con ulteriore DPCM del 9 
iuglio 2004 è stata prorogata fino al 30.17.2004 


» con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri î73288 del 27 maggio 2003, con 
la guale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del< giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione armergenziale, 


s con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatcre sino al 30. 11.2004 la dr ssa Rita Amabile: 


RICHIAMATE integralmente: 
+ Ordinanza commissariale n. 185 in data 09/08/2004 di nomina dell'arch. Francesco 
Angarano quale Direttore dei Lavori per il reCupero funzionale del complesso Pirelli; 


a Ordinanza commissariale n. 205, del 03/09/2004 di nomina a Coordinatore per la 
sirurezza in fase di esecuzione pet iNavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo 
Pirelli; 


al disciplinare d'incanco sottoscritto dalle Parti in data 09/08/2004 e inserito nella Raccolta 
CD 94/2004. 


srt.5 dello stesso disciplinare che prevede la corresponsione di guattro acconti mensili 
n 


cd c 
per un importo ammoniante al 10% del compenso preventivato ciascuno cdi € 159.500, 00= 
altre IVA e contriouto Inarcassa. 
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VISTA la parcella proforma n. 09/04 presentata dall'arch. Angarano in data 30.10.2004. per 
l'importo di € 207.590,40= comprensiva di IVA e contributo INARCASSA relativamente.ai.terzo 
acconto ai 31.10.2004 come richiamato dall'art. 5) del contratto stipulato. 


RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione a favore dell’arch. Angarano dell'importo di 
€207.590,40= ai fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti e valutata\la regolarità 
delia parcella presentata. 


DISPONE 


di liquidare a favore dell’arch. Francesco Angarano l'importo di € 207.590;40= comprensiva di 
IVA e contributo INARCASSA .a saldo della parcella proforma n.,09/04 del 30/10/2004 per 
l'attivita di Direttore dei iavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i iavori 
di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli, giusta incarico affidato con Ordinanze 
commissariali n. 135/2004 e n. 205/2004 mediante i fondi adisposizione della Gestione 
Commissariale. i 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 15 novembre 2004. 


Affidamento mediante trattativa privata dell’incarico di fornitura posa in opera di segnaletica per il Palazzo Pirelli alla 
Società International Cartel Sign di Opera. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 269). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


«con DPCM del 3 maggio 2002 è state dichiarato lo stato di emergenza=n®i tessitorio della citià 
di Mirano — prorogato con DPCM dei 29 novembre 2002 fino al 31.1292005 , con DPOM del 15 
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 siné al 30. - 2008, in relazione 
agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha interessato il giornoW$8 aprile 2 20051 ia sede deila 
Regione Lombardia: 

e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro“dell’Interno — Deiesuto per ii 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e l'ersonale della Regione Lombardia: 


«cor Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mibistri n. 3288 del 27/05/03 è stato moditicato 
art. 1 comma ! della citata ordinanza 3219/02. nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stessofacoltà di avvalersi di un Soggetto Attustore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al Superamento della predetta situazione emersenziale: 


+ con cramanza commissariale n.180 del 2 agusto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore ia 
Dr.ssa Rita Amabile sino al 50.11.2004; 


A PA ho N 


HIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 dei 12.08.03 con la quale è stato approvato il 
definitivo relativo al URSTO PIRZIONGIE degli spazi interni del Complesso Pirelli. 
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ACCERTATO che: 


» con nota prot. K1.2004.0000048 il Commissario Delegato, sentiti gli Uffici Tecnici a supporto 
della gestione Commissariale limitava , per quanto concerne gli arredi e la segnaletica del 
Complesso Pirelli, l’incarico alla sola progettazione definitiva; 

» in considerazione dell’urgenza, la Gestione Commissariale ha dato corso alla trattativa privata, ai 
sensi dell’art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23:5,24 art. 41 punti 5 
e 6. al fine di affidare la fornitura e la posa in opera della segnaletica del Complésso; 

> cinque società - esperte nel settore — invitate alla procedura hanno provyeduto a campionare e 
inviato le relative ofterte che risultano agli atti della Gestione Commissatiale; 

> a seguito di attenta valutazione delle campionature sulla base della documentazione predisposta 
dall'Ufficio Patrimonio e Logistica a supporto della Gestione Commissariale nonchè delle offerte 
economiche la medesima U.O. ha giudicato più conveniente la proposta formulata dalla Società 
International Cartel Sign s.r.l. di Opera (MI), giusta relazione présetitata in data 7.10.2004; 

» a seguito di ulteriore trattativa intercorsa con la Società International Cartel Sign, la stessa ha 
manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del contratto\pèr la fornitura e posa in opera in 
argomento proponendo uno prezzo complessivo di €88.8%7,21= oltre Iva, giusta offerta che. 
unitamente all’elenco prezzi unitari, alle schede tecniche delle tipologie e alla schede TSW, 
formano un unico documento con il contratto che,%allegato al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 


RITENUTO di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura e posa della segnaletica 
sopramenzionata alla Società International Carte) Sign s.r.l. di Opera (MI) provvedendo alia 
sottoscrizione del relativo contratto; 


DISPONE 


i. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, a seguito di trattativa privata, a International 
Cartel Sign s.r.l. di Opera (MBEFincarico di fornitura della segnaletica da posare presso il 
Complesso Pireili per un importo complessivo di € 106.652,65= IVA inciusa alie condizioni 
meglio specificate nello schem® di contratto che allegato ai presente atto ne forma parte integranie 
e sostanziale; 


2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di 
cui al precedente puntey1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i 
fondi a disposizionéxdella Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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SCHEMA DI 
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA 
PER IL PALAZZO PIRELLI 


TRA 


Il Commissario Delegato per l'’Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola! 14, Codice 
Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato. dall’Ordinanza 
commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato 
“Commissario delegato” o Committente) 


E 


International Cartel Sign S.r.., con sede operativa in Opera. , Via Piemonte 28/30 , C.F. e 
Partita IVA 10469350150 , in persona del legale rappresentante Sig.ra Acunzo Rosanna (di 
seguito denominata “INTERNATIONAL CARTEL SIGN” o Fornitore). 


Art. 1 - Oggetto del contratto 


Il presente contratto disciplina l'affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica 
interna ed esterna, da installare nella sede del Palazzo Pirelli - via F.Filzi 22, Milano. 


Il Commissario Delegato affida a INTERNATIONAL CARTEL SIGN, che accetta, la fornitura e 
posa in opera della segnaletica interna ed esterna dei Palazzo Pirelli, secondo quanto di 
seguito specificato. 

INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del 
presente contratto e dei suoi allegati, che costituiscono parte integrante. 


Art. 2 — Oggetto della fornitura 


La quantità, le tipologie e le caratteristiche degli elementi del sistema di segnaletica sono 
descritti nell’offerta allegata, che Costituisce parte integrante del presente contratto. 


| prezzi indicati si intendono comprensivi di struttura di sostegno, accessori, finiture, sistemi di 
fissaggio, progettazione e/realizzazione della grafica e delle scritte, pittogrammi e disegni 
(forniti dal Committente) sul.supporto indicato in scheda tecnica allegata, trasporto al pena, 
posa in opera a regola d'arte. Ca 


Indipendentemente dalle quantità indicate nella tab.1 di cui alla documentazione allegata, il 
Committente si riserva, a seguito di approfondimenti esecutivi, di acquistare la quantità di 
pezzi ritenuti necessari, con diminuzione o incremento del numero dei singoli pezzi occorrenti 
per il completamento del sistema di segnaletica: 

e nei caso di incremento della quantità dei pezzi, verranno applicati i costi unitari offerti in 
tab. 2 dicui alla documentazione allegata, secondo quanto indicato al secondo capoverso 
del presente articolo; 

e nel‘caso di diminuzione del numero dei pezzi, o nel caso di acquisizione di alcune sole 
tipologie del sistema, il fornitore nulla avrà a pretendere al riguardo, obbligandosi a 
rinunciare, sin da ora, ad avanzare pretese economiche o indennizzi di sorta. 


il sistema deve comprendere le tipologie descritte nelle schede tecniche allegate -al presente 
capitolato, con i componenti e le dimensioni riportate in tab. 2 


Qualora, a seguito di approfondimenti progettuali, dovessero essere richiesti pezzi «con 


dimensioni attualmente non contemplate, i nuovi prezzi dovranno essere coerentemente 
proporzionati rispetto a quelli risultanti dagli allegati al presente contratto. 


DO 
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‘ E' facoltà del Committente, inoltre, richiedere specifica offerta per la fomitura di prodotti non 
compresi nelle tipologie descritte negli allegati al presente contratto, per sopperire©ad 
esigenze particolari e non prevedibili al momento della sottoscrizione del medesimo. 

I nuovi prezzi di detti prodotti saranno applicati previa approvazione della relativa offerta. 
L'importo complessivo per tali tipologie non dovrà superare il 20% dell'importo contrattuale. 


Art. 3 — Oneri ed obblighi a carico di international Cartel Sign 


INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna ad effettuare ia fornitura e posa ‘in opera degli 
elementi di cui al precedente art. 2 a perfetta regola d’arte, nonché ad impegnare materiali e 
mezzi d'opera adeguati. 

Eventuali danni causati dalla posa in opera saranno posti a carico del soggetto responsabile 
dei danno. 


INTERNATIONAL CARTEL SIGN dichiara inoltre: 

e di farsi carico, all’interno dei costi di cui all’art. 2, di tutti gii adempimenti riguardanti gli 
imballaggi e relativi smaltimenti, ii trasporto, incluse tutte le'spese relative; 

es di farsi carico della eventuale produzione degli elaborati grafici occorrenti per il 
posizionamento della segnaletica esterna, e comunque\in tutti i casi in cui risultasse 
necessario richiedere una specifica autorizzazione all’Amministrazione competente; 

e diaver preso visione dello stato dei luoghi e di essere perfettamente edotta circa fa natura 
e l'entità della fornitura commissionata; 


ll Fomitore s'impegna a mantenere in produzione/i sistema proposto per i 5 anni successivi, 
ai fine di garantire eventuali integrazioni o sostituzioni degli elementi forniti, cui verranno 
applicati i prezzi come da art. 2 del presente contratto. 


Art. 4 = Osservanza di leggi e decreti 


INTERNATIONAL CARTEL SIGN si.iImpegna ad osservare tutte le normative vigenti, con 
particolare riferimento a quelle in materia di appalti pubblici di forniture, sicurezza e qualità. E 
tenuta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro assemblaggio. 

E°’ inoltre tenuta a comunicare tempestivamente ail Commissario delegato ogni modifica 
intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organi tecnici ed 
amministrativi. 


Art. 5 = Definizione delle proposte grafiche 


Oltre al rispetto delle“caratteristiche tecniche indicate nella documentazione allegata al 
presente contratto, il Fornitore si impegna a proporre adeguate soluzioni grafiche per la 
realizzazione dei ‘contenuti relativi alla segnaletica, previa indicazione da parte del 
Committente dei. tipi e quantità di informazioni da prevedere per ciascun elemento. Il 
Committente fornirà i files relativi a fogo, marchio, eventuali disegni necessari. 

Per i testi deve essere garantita la possibilità di scelta delle tipologie dei caratteri, 
limitatamente\a quelle indicate nel Manuale d'immagine coordinata. 

La grafica.(logo, caratteri, proporzioni, colori) della segnaletica deve essere conforme alle 
indicazioni fornite dal Manuale d'immagine coordinata della Regione Lombardia. 


La , proposta grafica, comprendente loghi, scritte, caratteri, pittogrammi e quant'altro 
necessario all'informazione, dovrà essere preventivamente approvata dal Committente. 

in 6aso di mancata approvazione, il Fornitore si impegna ad apportare tempestivamente le 
modifiche richieste fino a raggiungimento di risultato approvato dai Committente, senza costi 
aggiuntivi a carico di quest'ultimo, e nel rispetto complessivo della tempistica di cui all'art 6. 
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- Art. 6 — Tempistica 


Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti dello stesso. 
INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a sottoporre al Committente, per esame, il 
progetto grafico unitario dei sistema di segnaletica entro e non oltre 10 gg lavorativi dalla data 
di sottoscrizione del presente contratto. Qualora il Committente dovesse richiedere.modifiche 
allo stesso, INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a predisporle entro e non oltre 5 gg 
lavorativi dalla richiesta stessa, sino all'approvazione del progetto da parte del Committente. 
Eventuali ritardi su detta tempistica non modificheranno comunque il termine ultimo della data 
per il completamento della fornitura e posa in opera del sistema, salvo che gli‘stessi non siano 
dovuti a ritardi decisionali da parte della committenza. 


INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna al completamento della fornitura e posa in opera 
del sistema di segnaletica nel periodo compreso tra l'1 e il 15 dicembre 2004, secondo 
calendario concordato col Committente. 

Nel caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzionali e/o organizzativi, gli 
ambienti interessati alla fornitura non risultassero, in tutto o in parte, pronti al montaggio della 
segnaletica alla data prevista, il Committente potrà richiedere la fornitura e posa in opera in 
data successiva e suddivisa per lotti. 

In tal caso INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna.a completare la posa in opera della 
segnaletica comunque entro i 15 gg. successivi dalla data\di comunicazione della disponibilità 
dell'immobile, o del singolo lotto, e a custodire la fomitura presso propri locali, senza per 
questo avanzare alcuna pretesa economica. 

ll Committente, ai fini del presente contratto, è’\pertanto sollevato da qualsivoglia onere 
derivante, in maniera diretta o indiretta, dal ritardo nella consegna dei piani da parte 
dell'impresa appaltante e a INTERNATIONAL CARTEL SIGN non verrà imposta alcuna 
penale, come prevista dal successivo art. 11. 


Il Committente si impegna a fornire gli esatti testi relativi ai contenuti delle tipologie T2, T3 e 
TS di cui alle schede tecniche (Allegato C), entro e non oltre il 15° giorno antecedente alia 
data concordata per ia posa in opera. 


Art. 7 — Garanzie 


INTERNATIONAL CARTEL SIGN-si impegna a fornire un periodo pari a 60 (sessanta) mesi 
di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti gii eventuali difetti di fabbricazione, 
relativi pezzi difettosi, garantendo il mantenimento inalterato delle caratteristiche meccaniche, 
cromatiche ed estetiche delisistema. 


Unicamente per quante, riguarda ie caratteristiche cromatiche degli eventuali elementi in 
metacrilato posizionati‘all'esterno, tale periodo di garanzia sarà ridotto a un periodo pari a_ 24 
(ventiquattro) mesir-soprattutto in relazione agli effetti degli agenti atmosferici diretti. 


Qualora per mal funzionamenti ci fosse la necessità di inviare i prodotti presso la casa 
costruttrice per lenecessarie riparazioni, il periodo di fermo non dovrà superare le 30 giornate 
lavorative. Superato tale termine il Fornitore dovrà sostituire gli stessi con altri identici, senza 
oneri aggiuntivi a carico del Committente. Qualora i difetti riscontrati fossero attribuibili a difetti 
di fabbricazione, il Fornitore provvederà ad estendere il periodo di garanzia dal giorno della 
consegna del nuovo prodotto. 


Art. 8.- Documenti e manuali 
INTERNATIONAL CARTEL SIGN, contestualmente alla fornitura, dovrà consegnare tutta la 


documentazione relativa al suo funzionamento ed eventuale strumentazione (almeno due kit) 
per la sua gestione meccanica. 
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Dovrà essere altresì consegnato, contestualmente alla fornitura, il materiale informatico di 
gestione degii aggiornamenti per gli stampati, secondo le indicazioni specificate nella scheda 
TSW - Software di gestione e maschere grafiche, allegato D. 


Art. 9 - Corrispettivo e pagamenti 

Quale compenso per la fornitura e posa in opera oggetto del presente \contratto, il 
Commissario delegato e INTERNATIONAL CARTEL SIGN concordano il totale complessivo 
di € 88.877,21 (euro ottantottomilaottocentosettantasette/21), I.V.A. esclusa, come risultante 
dalle tipologie e quantità riportate nella tab. 1, e secondo le specifiche e precisazioni di cui 
all'art. 2. 

| pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni, a decorrere dalla data di 
protocollo di avvenuto ricevimento delle fatture, previo accertamento della compieta 
ottemperanza delle clausole contrattuali e relativo benestare rilasciato\a cura della Gestione 
Commissariale. 


In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi di cui all'art) 5, comma 1, de! D.Lgs. n. 
231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 dei Codice Civile. 

Le fatture dovranno essere inviate al Commissario Delegato all'emergenza, presso .... - ......... 
— 20124 Milano. 


Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere comunicate 
tempestivamente per iscritto all'altra parte, altrimenti si intenderà valido il domicilio sopra 
indicato. 


Art. 10 - Rischi e responsabilità 


Eventuali sopralluoghi e le operazioni di posa in opera potranno avvenire in aree di cantiere. 

ll Fornitore è tenuto a prendere visione e ad attenersi alle misure di sicurezza e disposizioni 
previste dal piano di sicurezza. 

li Soggetto Attuatore e Regione Lombardia sono esonerati da ogni responsabilità per danni, 
infortuni o altro che dovesse accadere'al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, 
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel 
corrispettivo del contratto stesso. 

Il Fornitore risponde pienamente- per danni a persone e/o cose che potessero derivare 
dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, in 
particolare derivanti dall'utilizzo di materiale fornito che presenti difetti e imperfezioni e dei 
quali danni fossero chiamati.a' rispondere i Amministrazione o il Commissario delegato che fin 
d’ora si intendono sollevati.ed indenni da ogni pretesa. 


Art, 11 — Penali per ilritardo 


ll Commissario delegato procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese 

rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero 

violazioni delle prescrizioni contrattuali, il Commissario delegato procederà alla immediata 

contestazione’ al Fornitore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R 

anticipatavia.fax. [l Fornitore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandofe via fax), 

entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione. 

Il Commissario delegato, valutate le ragioni addotte, potrà assumere i seguenti provvedimenti; 

es invaso di ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 6 verrà applicata — per ogni giorno di 
ritardo - una penale pari 1% dell'importo netto della fornitura richiesta; 

e X qualora ii ritardo superasse di 10 giorni lavorativi ii termine di consegna di cui all'art. 6 è 
facoltà del Commissario deiegato procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto 
previsto dal successivo art. 15. 
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Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiorexii 
Fornitore dovrà notificare tale circostanza al Commissario delegato con lettera raccomandata 
A.R. anticipata via fax. 

Art. 12- Collaudo 


il Commissario delegato, avvalendosi delle preposte Strutture della Giunta Regionale 
(Patrimonio e Logistica, Servizi Operativi e Sicurezza) verificherà il perfetto\ stato della 
fornitura oggetto del presente contratto entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della posa 
in opera di ciascun elemento e comunicherà per iscritto le eventuali anomalie riscontrate 
rispette a quanto previsto avvalendosi della facoltà di richiedere ie sostituzioni senza 
pagamento di corrispettivi. 

INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a sostituire entro 20 (venti).giorni lavorativi, a 
propria cura e spese, gli elementi e/o i componenti evidentemente non) conformi a quanto 
eventualmente campionato e consegnato alia Committente. 

È comunque facoltà del Committente accettare eventuali prodotti\difformi, applicando una 
penale pari al 10% dell'importo netto della fornitura non conforme\a quanto campionato e/o 
descritto nelle schede tecniche (Allegato C). 


Art. 13 = Risoluzione 


Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli 

obblighi da esso derivanti. 

Il Commissario delegato si riserva inoltre fa facoltà di, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 

1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all’aggiudicataria, trattenendo gii eventuali 

crediti nei suoi confronti nei seguenti casi: 

e allorché l'affidatario ceda il contratto o io dia in subappalto; 

e la consegna superii termini definiti nel contratto; 

e difformità gravi e immotivate dalle modalità di esecuzione del contratto; 

e difformità immotivata o non concordata degli elementi forniti rispetto a quanto previsto 
dagli allegati al presente contratto. 

il contratto si intenderà invece risolto di\pieno diritto in caso di fallimento, concordato, messa 

in liquidazione volontaria o coatta, espfoprio, cui sia assoggettata la società INTERNATIONAL 

CARTEL SIGN , o per il fatto che lasstessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o 

concluso transazioni con i propri creditori. 


E’ fatto salvo il diritto del Commissario delegato di agire per il risarcimento di ogni ulteriore 
danno subito o spesa sosteriuta. 


Art. 14 - Responsabilita’ 


Rimane inteso che INTERNATIONAL CARTEL SIGN sarà responsabile per ogni difetto 
inerente gli elementisoggetto del presente contratto, nonchè per ogni eventuale danno o 
conseguenza négativa dovesse derivare al Commissario Delegato ed alla Regione 
Lombardia, a suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o 
violazioni. 


Art. 15 — Forza maggiore 


Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla stessa 
essere imputato, semprechè questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della 
causa,siessa. 

L'espressione “forza maggiore” comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del 
presente contratio e che sia indipendenie dalla volontà e controllo delle parti, comprese 
eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto. 
Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di 
forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche ai contratto. 
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Nel caso in cui la forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 
3 (tre) mesi, trascorso tale periodo ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone 
all'altra comunicazione scritta. 


Art. 16 — Cauzione 


A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il 
pagamento delle penali, INTERNATIONAL CARTEL SIGN ha presentato fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa per l'importo di € 8.887,72 (euro 
ottomilaoitocentoottantasette/72), che prevede espressamente ia rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito 
di esito positivo del collaudo. 


Art. 17 - Pattuizioni derogative o complementari 


A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30 novembre 2004 giusta DPCM 
del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito. provvedimento ministeriale, 
succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia, che provvederà ad 
adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti. 

Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al (presente contratto dovrà essere 
pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. 


Art. 18 - Privacy sui dati e sulle informazioni 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 le parti controllate consentono il trattamento dei dati personali 
contenuti nel presenie contratto per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli 
obblighi contrattuali. 

Art. 19 — Foro competente 


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano. 


Art. 20 — Allegati al presente contratto 

A) tabella 1 - offerta economica; 

B) tabella 2 - elenco prezzi unitari; 

C) schede tecniche delle tipologie di segnaletica oggetto della presente fornitura; 
D) scheda TSW - Software-di gestione e maschere grafiche. 

Letto, confermato e sottoscritto 


D'Ordine del Commissario Delegato 
Il Soggetto Attuatore 


Ai sensi di)guanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le patti sottoscrivono 
espressamente gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 del preserite 
contratto. 


D'Ordine del Commissario Delegato 
Il Soggetto Attuatore 
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TABELLA 1 - ALLEGATO A 


TIPOLOGIA DIM cm 


SOSPESI MONOFACCIALI 80 X 15 


100 X 20 


QUANT TOT TOTALE € 


12 1.740,00 
1.041,60 
13.177,50 


174,00 


SOSPESI BIFACCIALI 


_. 


80 X 15 


N 


PANNELLO A DOGHE DIREZ, 95X8 175 75,30 


RETRO COMMESSI 


70X 15 58,00 


li 


PITTOGRAMMI BIFACCIALI A 
a 84X 60 86, 200,00 2.000,00 
BACHECA ASCENSORE 


TARGHE ESTERNE 35 X 35 Pei lr 93,75 750, “è 


| 50X504 | X 50 | 38270 70 
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TABELLA 2 - ALLEGATO B 


| SOSPESI MONOFACCIALI | MONOFACCIALI NEI X 15 


100 X 20 cena 


ICT RS 
PANNELLO A DOGHE DIREZ. 
i RETRO COMMESSI 
TI TT 


PITTOGRAMMI BIFACCIALI A 
PITTOGRAMMI A PARETE 15X15 2800 
i PITTOGRAMMI A PARETE 0x0 else 


PE X60 ei 00 


SOSPESI BIFACCIALI 


BACHECA ASCENSORE 


A 80X 42 | 


na BACHECA PER VETRINA 120 x 84 5 
TARGHE ESTERNE 95 X 35 93,75 


T9. CRA sal alluminio | sexso | 1600 


LOGO SAGOMATO 15x13 


NUMERO SAGOMATO 42x30 
BACHECHE (con 


SEGNALETICA 
SICUREZZA 
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ALLEGATO 


Rif. DECORAZIONE TI 


Bifacciale 


Monofacciale 


Decorazione 


\ Decorazione 


Strato di pellicola sabbiata 


Metacrilato incolore 
sp. 2-3 mm 


Metacrilato incolore 
sp. 2-3 mm 


| 
- 
i 


Strato di pellicola color grigio Î \ Strato di pellicola color grigio 


Biadesivo' 


Le targhe bifacciali sono formate da due lastre di metacrilato incolore di spessore 203 mm. 

Tra le due lastre vengono applicati due strati di pellicola argento e tra i due strati, uno di biadesivo che serve 
a tenere unite le due targhe. 

Sui due lati esterni del “sandwich” vengono applicati due strati di pellicola adesiva sabbiata. Sopra ii sabbiato 
viene applicata la decorazione. 


Colori. decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 
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Rif. DECORAZIONE T2 


Decorazione 


©. Strato di pellicola sabbiata 


Metacrilato incolore 
-. sp. 4 mm 


MEANA N INA a MENTARII NARA RAMA SENTI ALTI INDIZIO AV ci IMI ced IR 


\ Strato di pellicola color grigio 


Le targhe monofacciali sono formate da una lastra di metacrilato incolore di spessore 4 mm. 
Sul retro della lastra viene applicato uno strato di pellicola adesiva color argento, sui fronte 
uno strato di pellicoia adesiva sabbiata. Sopra il sabbiato viene applicata la decorazione. 


Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 
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Rif. Tì - PANNELLI FUNZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO 


Ufficio Protocollo 


Pannelli sospesi mono o bifacciali 
f.to 100 x 20cm 
f.to 80 x 15cm 


Staffe di supporto e cavetti di sospensione: 
parallelepipedo in alluminio satinato. sezione 15 x 15.mm. fresato per alloggiamento targa. fori sul retro per 
bioccaggio targa tramite grani, fori laterali per bloccaggio cavetto d'acciaio. Grani in acciaio inox. 


Targa: 

doppia lastra in metacrilato trasparente. spessore 3 + 3 mm. incolore finitura a bordo lucido sui quattro 
lati. 

Vertici delle lastre arrotondati, r 4 mm. 

Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani. 


Decorazioni - scritte: 

riferimento decorazione T1. 

Scritte e simboli a mezzo pellicola adesiva vinilica prespaziata ad alta aderenza in colore da definire. poste sul 
fronte della targa in metacrilato. Vedi anche scheda decorazioni allegata. 

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progeito grafico da approvare. 


Accessori di fissaggio: 
cavetto in acciaio ricoperto fissato con apposito fermo posizionato sui lato della siaffa di supporîo. 


Garanzia: 5 anni 
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Rif. T2 - SEGNALETICA DIREZIONALE - 


Targhe segnaletica direzionale da fissare a cremagliera, sospeso o a muro. 
f.to targa 70 x 15 cm (a muro) 
f.to targa 95 x 8 cm (misure da verificare) 


Staffe di supporto: 
parallelepipedo in alluminio satinato. sezione 15 x 15 mm. fresato per alloggiamento targa. fori sut retro per 
bloccaggio targa tramite grani, fori laterali per bloccaggio cavetto d'acciaio. Grani in acciaio inox. 


Targa: 
lastra in metacrilato, spessore 4 mm. incolore finitura a bordo lucido sui quattro lati. Vertici delle 
lastre arrotondati r 4mm. come da campionatura. Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani. 


Decorazioni - scritte: 

riferimento decorazione T2. : 

Scritte e simboli a mezzo pellicola adesiva vinilica prespaziata ad alta aderenza in colore da definire, 
poste sul fronte della targa in metacrilato. Vedi anche scheda decorazioni allegata. 

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


Accessori di fissaggio: 

per ancoraggio a cremagliera: staffa in alluminio satinato che garantisca perfetta stabilità e incastro al sistema delle 
pareti mobili. Spessori e distanziatori da definire sul costruttivo. Per sistema a sospensione: cavetto in acciaio 
ricoperto e fissato iramite apposito fermo posizionato sul lato dei blocchetto. Per fissaggio a parete: tramite staffa a 
UL. Le viti a brugola saranno sul retro. 

Garanzia: 5 anni 
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Rif. T3 - TARGHE FUORIPORTA - 


Targhe fuoriporta da fissare a cremagliera. 
f.to esterno 21,8 x 15,5 cm circa (utile A5) 
f.to esterno 21,8 x 33.2 cm circa (utile A4) 


Staffe di supporto: 
parallelepipedo in alluminio satinato. sezione 15 x 15 mm, fresato per alloggiamento targa. fori sul retro per 
bloccaggio targa tramite grani. Grani in acciaio inox. 


Targa: 

metacrilato antiriflesso. spessore 2 mm. incolore finitura a bordo lucido sui tre lati. piegato a 180° a 

formare una tasca per inserimento testi. Bordo posteriore della tasca ribassato a livello del raccordo stondatura 
vertici (circa 5 mm). Verrà inserito distanziale da 12/10 mm spessore in prossimità delia staffa per ottimizzare il 
ricambio dei supporti grafici. inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani posteriori. 


Decorazioni - scritte: 

su supporto trasparente - “acetato” - pretagliato. stampato in quadricromia. 

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 

Accessori di fissaggio: 

staffa in alluminio satinato per ancoraggio a cremagliera che garantisca perfetta stabilità e incastro al sistema 
delle pareti mobili. Spessori e distanziatori da definire su costruttivo. 


Garanzia: 5 anni 
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Rif. T4 - PITTOGRAMMI E TARGHETTE 


Targhe a bandiera bifacciali o a parete 
f.to 10x 10cm 
f.to 15x 15cm 


Staffe di supporto: 

parallelepipedo in alluminio satinato. sezione 15 x 15 mm, fresato per alloggiamento targa. fori sut retro per bloccaggio 

targa tramite grani. Grani in acciaio inox. 

N.8.: le staffe di supporto non sono previste per ie targhe da applicare alle porte, che verranno fissate direttamente alle medesime 
con adeguato biadesivo. 


Targa: 

a bandiera: doppia lastra in metacrilato. spessore 2 + 2 mm. incolore finitura a bordo lucido sui quattro tati: 

a parete o sulle porte: singola lastra in metacrilato. spessore 4 mm, incolore finitura a bordo lucido sui quattro lati. 
Vertici delle tastre arrotondati. come da campionatura. 


Decorazioni - scritte - pittogrammi: 

per targhe a bandiera: riferimento TI 

Per targhe porta: riferimento T2. 

Scritte e simboli a mezzo pellicola adesiva vinilica prespaziata ad alta aderenza in colore da 

definire, poste sul fronte della targa in metacrilato. 

Colori, decorazioni. e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 

Accessori di fissaggio: 

per fissaggio a parete: tramite staffa a “L”, con avvitamento laterale alla staffa di supporto della targa: per fissaggio a bandiera: 
la staffa di supporto sarà fissata direttamente al muro; per eventuale ancoraggio a cremagliera: staffa in alluminio satinato che 
garantisca perfetta stabilità e incastro al sistema delle pareti mobili. Spessori e distanziatori da definire sul costruttivo 


Garanzia: 5 anni 
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Rit. 15 - BACHECA NEI VANI ASCENSORI 


f.to 42 x 60cm 
fto 84x 60cm 


Staffe di supporto: 

parallelepipedo in alluminio satinato, sezione 15 x 15 mm. fresato per alloggiamento targa. fori sul fronte per 
bloccaggio targa tramite grani. Grani in acciaio inox. 

{ supporti saranno collegati da una lamina di alluminio silver di adeguato spessore posta sul retro. 


Targa: 
doppia lastra in metacrilato antiriflesso, spessore 2 +2 mm. finitura a bordo lucido sui quattro 
lati. Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani. 


Decorazioni: 

a mezzo cartoncino patinato pretagliato stampato in quadricromia. 

Colori. decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 

Accessori di fissaggio: 

adeguato sistema di fissaggio da concordare, senza foratura del rivestimento interno del vano ascensore. 
Con sistema di incollaggio. 


Garanzia: 5 anni 
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Rif. T6 - BACHECA PER VETRINA 


f.to 120x 84 cm 


Staffe di supporto laterali: 
parallelepipedo in alluminio satinato h 100 cm. sezione da concordare in rapporto al formato. fresato per 
alloggiamento lastre. fori sul retro per bloccaggio targa tramite grani, Grani in acciaio inox. 


Targa: 
doppia lastra 3 +3 mm.in metacrilato antiriftesso, spessori adeguati al formato che garantiscano rigidità al 
sistema, incolore, finitura a bordo lucido sui quattro lati. Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani. 


Decorazioni: 

a mezzo cartoncino patinato pretagliato stampato in quadricromia. con stampa resistente alla luce diretta. 
Eventuale scritta - logo: pellicola vinilica adesiva prespaziata. 

Colori. decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


Accessori di fissaggio: 

adeguato sistema di fissaggio a tiranti con cavetto in acciaio inox. con apposito fermo posizionato sui iato della 
staffa di supporto. 

N.B.: i materiali utilizzati dovranno garantire una particolare resistenza agli effetti dell’ irraggiamento solare. 


Garanzia: 5 anni 
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Rif. T? - TARGHE PER ESTERNI ED INTERNI 


Targa: 

T9: alluminio silver spessore 3 mm per le targhe esterne, 

T9.1: in alluminio verniciato 8/10 per scale. 

T9.2: in metacrilato incolore spessore 4 mm bordo lucido. per le targhe da interni. 
eventuale verniciatura nei colori RAL a scelta del Committente. 


Decorazioni: 

T9/T9.1: a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca, prespaziata per esterni o a mezzo serigrafia. su 
indicazioni del Committente. 

T9.2: riferimento decorazione T2 

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


Accessori di fissaggio sul retro: 

blocchetto di fissaggio in alluminio satinato mm 15 x 15 x h variabile, fissaggio a muro tramite 

staffa a "L. 

N.B. materiali e colori dovranno essere particolarmente resistenti agli agenti atmosferici, diretti e indiretti. 
Garanzia: 5 anni. 

fto 16x 30cm 


f.to 35x35 cm 
f.to 50 x 50. cm 
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Rif. T10 - TOTEM PIATTO 


f.to 80 x 220 monofacciale 


Struttura: 
telaio interno di supporto in tubolare di acciaio, basamento in acciaio verniciato fissato a terra. 


Pannello: 

in stratificato ternperato con pellicola acidata interna. 

Piede di supporto H 50 x 80. spess. 4 mm, piastra d'appoggio in ferro 100/10 mm.formato piastra 
20x80. 


Decorazioni: 
a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca. prespaziata, o a mezzo serigrafia. 
Colori. decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


Garanzia 5 anni. 
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Rif. T11 - PALINA 


f.to 60x42 bifacciale. 


Palina di supporto in acciaio verniciato a sezione circolare 

Parallelepipedo di supporto in alluminio satinato 15 x 15 mm. fresato per alloggiamento targa. 
Decorazioni: 

a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca. prespaziata, o a mezzo serigrafia. 

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


Garanzia: 5 anni. 
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Rif. T12 - TOTEM PER ESTERNO 


f.to 220 x 80 cm (dimensione esatta da verificarsi in loco) bifacciale. 


Struttura: 
telaio interno di supporto in scatolare di acciaio, basamento in acciaio verniciato. 
Piastra di base autoportante o con la possibilità di fissaggio a terra. 


Pannello: 

a) doppia lastra in alluminio satinato spessore 3 mm, eventuale verniciatura a forno. con inserti in metacrilato 
retroilluminato. 

b) doppia lastra in acciaio inox satinato AISI 304, eventuale verniciatura a forno, con inserti in metacrilato 
retroilluminato. 


Decorazioni: 
a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca prespaziata per esterni. o a mezzo serigrafia. 
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


N.B.: tutti i materiali utilizzati dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici. 
Inserimento illuminazione interna. 


Garanzia: 5 anni. 
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Rif. T13 - LETTERE SAGOMATE CON DISTANZIATORI 


_ S__39 Ba si 
pei Pl ì A RE pai 
CX Sioio SEL la ENT 
a _ 33 5 
dei NZ/E FRANS 


f.to lettera H 5 cm (misura indicativa da verificare sullo sviluppo della scritta) 
f.to logo-H 15.cm (misura indicativa da verificare in rapporto alla scritta) 


Logo / lettere: 
acciaio inox, naturale. o verniciato spessore 3 mm tagliato al laser, fissate con distanziatori. 


Corpo e carattere come da indicazioni del Committente. 


Garanzia: 5 anni. 


f.to lettera H5 cm 
f.to stemma H 15cm 


ao 
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KIT. 114 - NUMERU SAGUMAIO 


f.to numero H 42 cm 

Acciaio inox naturale spess. 1 mm 

Acciaio verniciato colore alluminio spess. 3mm tagliato al laser 
fissato tramite silicone. 


Garanzia: 5 anni 
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Kit. 115 - BACHECHE CON CHIUSURA A CHIAVE 


f.to 42x 60cm 


Struttura: 

cornici perimetrali: alluminio satinato. chiusura a chiave; 

fondo per affissioni magnetiche: eventuale verniciatura nei colori RAL a scelta delta Committenza, 
spessore 10 / 10 mm. 


Protezione: 

metacrilato antiriflesso, spessore 3 mm. 

Decorazioni: 

affissione del supporto di stampa con magneti. 

Eventuale scritta - logo: pellicola vinilica adesiva prespaziata. 

Colori. decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


Accessori di fissaggio: 
in acciaio inox. 


Garanzia: 5 anni 
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Rif. T16 - BACHECHE SICUREZZA 


f.to 60x 42 cm 


Struttura: 

cornici perimetrali: alluminio satinato, anta a cerniera. chiusura con scatto. 

Fondo per affissioni magnetiche: eventuale verniciatura nei colori RAL a scelta della Committenza, 
spessore 10/10 mm. 


Protezione: 
metacrilato antiriflesso, spessore 3 mm. 


Decorazioni: 

stampa in quadricromia su cartoncino patinato 

affissione del supporto di stampa con magneti. 

Eventuale scritta - logo: pellicola vinilica adesiva prespaziata. 

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare. 


Accessori di fissaggio: 
in-acciaio inox. 


Garanzia: 5 anni 
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Rif. T18-T21 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 


T17: realizzato come T3, simbologia “divieto di fumo” , F.to 21 x 30 cm 
T18: alluminio piano 5/10 F.to 16 x 20 cm 

T19: adesivo F.to 375x175 cm 

T20: alluminio piano 5/10 F.to 15x 20cm 

T21: adesivo F.to 75 x 20 

Decorazioni a mezzo serigrafia. 

Pellicole adesive in quadricromia alta resistenza. 


Garanzia: 5 anni. 
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ALLEGATO D 


TSW - Software di gestione e maschere grafiche 


La stampa dei testi deve essere eseguita preferibilmente tramite Word Office di Windows 
utilizzabile con Personal Computer dotati di sistema operativo Windows 98 e successivi 
(compreso Windows NT), o con altro programma accettato dal Committente. 


Lo studio dell'impostazione grafica dello stampato del fuoriporta dovrà essere rispondente 
alle prescrizioni del manuale d'immagine e alla conformazione del pezzo proposto. 

La prima stampa è a carico del fornitore e deve garantire la massima corrispondenza 
cromatica rispetto alle prescrizioni del manuale. 

ll Fornitore si impegna a fornire al Committente la maschera della impostazione grafica 
utilizzata di semplice ed intuitivo utilizzo, idonea a consentire la modifica e la ristampa dello 
stampato da parte del personale interno. 


La grafica del software di gestione deve essere preimpostata e non variabile per quanto 
riguarda i colori, i caratteri e le proporzioni: devono essere modificabili solo i testi affinché sia 
sempre rispettata l'omogeneità grafica di progetto. 


Per i fuori-porta: 
La maschera deve consentire quattro campi editabili di compilazione, basati comunque su 


un'unica impostazione grafica. 

e A) per stanze con posti di lavoro: numero della stanza, denominazione della Direzione 
Generale, denominazione della Struttura o dell'Unità Organizzativa, e nominativi del 
personale, secondo quanto prescritto dal Manuale (tav. 6.6). 

e B) per stanze senza presenza fissa di persone o nelle quali si svolgono attività che 
devono essere riconosciute come tali (sale riunioni, archivi, biblioteche), denominazione 
della Direzione Generale , dell'Unità Organizzativa, numero della stanza e sua destinazione 
d'uso. 
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ORDINANZA 16 novembre 2004. 


Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. della fattura n. 401712 del 29 ottobre 2004 ad integrazione della liquidazione già dispo- 
sta con Ordinanza Commissariale n. 233/2004 riferita al 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004, nell’ambito del con- 
tratto inserito nella Racc. CD87/2004. (Ordinanza n. 270). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 
a con DPCM dei 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza’nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM dei 29 novembre 2002 fire al 31.12.2003 e con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 50 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti 
il’evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della/Règione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 x. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finaNzzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personaic deila Regionè»Lombardia; 


» l’art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell’attuazione degli interventi, 
di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all’ari. 16 della legge 
109/94 nonche alle correlate norme regolamentari; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l’art. 1 comma 1 della citaia ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
di un Sogsetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretii al superamento 
della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale, 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto 
Attuatore identificandolo nella&persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti 
Patrimonio e Servizi Operativi della Regione della Regione Lombardia — dott.ssa Rita 
Amabile — investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché. di 
Responsabile dei Lavori; 
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RICHIAMATA integralmente l'ordinanza commissariale n. 233 del 07.10.2004 con la\quale 
veniva disposta la liquidazione della fattura n. 401555 del 30.09.2004 di € 913.292,93= iva 
inclusa emessa da ELECA SPA, riferita al 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004, 
nell’ambito del contratto inserito nella RACC. CD 87/2004. 


RICHIAMATO il Certificato di Pagamento N.2 emesso in data 30.09.2004 agli atti della 
Gestione Commissariale — dove risulta un credito a favore dell’impresa(dell’importo di € 
762.056,76=; 


ACCERTATO CHE l’impresa ELECA SpA ha emesso fattura di importo inferiore rispetto al 
Certificato di Pagamento sopra richiamato; 


VISTA l’ulteriore fattura n. 401712 del 29.10.04 emessa da-Eleca SpA ad integrazione 


iell'amporta unt di pesi j . 
dell’importo dovuto, pari a € 1.175,19= IVA inclusa; 


RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca S.p.A. la soînima di € 1.175,19= IVA inciusa, 
riscontrata la regolarità della fattura. 


DISPONE 


Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale I importo di €. 1.175,19= IVA\Tompresa a saldo della fattura n. 401712 dei 
29.10.04 emessa da Eieca S.p.A. ad integraziénè della liquidazione gia’ disposta con ordinanza 
commissariale n. 233/2004 riferita al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004, 
nell’ambito del contratto inserito nella Racc. CD 87/2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 17 novembre 2004. 


Liquidazione a favore dell’arch. Maria Gabriella Mongelli per mero errore materiale relativo alla liquidazione già disposta 
con Ordinanza Commissariale n. 178 del 29 luglio 2004. (Ordinanza n. 271). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città 
di Milano, in relazione agii ingenti danni conseguenti all'evento che ha ittteressato il giorno 
18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


s. con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e. 
con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004; 


s con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3288 del 27 maggio 2003, con 
ia quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del.Z giugno 2002, il Presidente delia 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale; 


e Part. 1 comma? della citata Ordinanza Ministeriaté dispone che il Commissario Delegato 
deve provvedere a compiere tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza e al recupero 
funzionale del Palazzo Pirelli; 


e con Ordinanza n. 190 del 30.12.2003 è\siato confermato Soggetto Attuatore il sig.Guido 
della Frera, già incaricato giusta Ordinanza n. 56 del 28.05.2003; 


RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 178 del 29.07.2004 con la quale veniva disposta 
la liquidazione della nota di parcella» emessa il 24.05.2004 dall’arch. Mongelli a titolo di 
compenso professionale per attività di progettazione in adeguamento alle normativa antincendio 
— giusto disciplinare d’incarico apprevato con Ordinanza Commissariale n. 28/2003. 


ACCERTATO CHE: 
- l'importo della nota di parcella ammontava a complessivi € 122.400,00= al lordo di IVA, 
ritenuta d'acconto e 2% Ordine Archietti; 
- per mero errcre_materiale si provvedeva alia liquidazione ai netto dell'IVA giusta 
ordinalivo di pagamento n. 167 del 5/8/2004 dell'importo di € 82.400,00= 
RITENUTO di dover corrispondere alla professionista l'ammontare di € 20.800,00= a titolo di 
IVA sull’onorario'invargomento; 


DISPONE 


per ic motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte di 
corrispondere a favore dell’ Arch. Maria Gabrieita Mongelli l'ammontare di € 20.000,00= a titolo 
di IVA Sull’onorario per le prestazioni previste dal disciplinare d’incarico, mediante i fondi a 
disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 17 novembre 2004. 


Liquidazione a favore dell’avv. Maurizio Boifava di importo integrativo rispetto a quanto già disposto con Ofdinanza Com- 
missariale n. 252 del 25 ottobre 2004. (Ordinanza n. 272). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel tertitorio della città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha ifitéressato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la preroga fino al 31.12.2003, 
con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 éXeon ulteriore DPCM dei 
luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministra; 3288 del 27 maggio 2003, con 
la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale, 


e con Ordinanza commissariale n. 180 del/2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n%252 del 25.10.2004 con la quale veniva disposta 
la liquidazione della nota di parcella emessa 1l/07.10.2004 dall’avv. Maurizio Boifava a titolo di 
acconto del compenso professionale spettante per l’attività di collaudo in corso d’opera e finale 
per il recupero degli spazi interni dei“Palazzo della Regione, giusta disciplinare d’incanico 
approvato con Ordinanza Commissariale h. 139/2004. 


ACCERTATO CHE: 
-  Timporno della nota di parcella ammontava a complessivi € 18.783,90= ai lordo di IVA, 
ritenuta d'acconto e 2% Ordine Archietti; 


- per mero errore materlale si provvedeva alla liquidazione con ordinativo di pagamento n. 220 
dei 26.10.2004, al netto della Ritenuta d’accento giusta dell'importo di € 15.115,17= 


RITENUTO di dovèr corrispondere ancora al professionista l'ammontare di € 3.668,72=. 
DISPONE 


per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte di 
corrispondere a favore dell’Avv. Maurizic Boifava l'ammontare di € 3.668,72= = a titolo di 
accorite, sull’onorario per le prestazioni previste dal disciplinare d’incarico, mediante i fondi a 
disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 17 novembre 2004. 


Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli onerifelativi al con- 
tratto d’appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale fattura n. 38183 del 21 ottobrex2004 (periodo 
di riferimento settembre 2004). (Ordinanza n. 273). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


a con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002XYino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successive DPCM del 9 iuglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


a con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


Q cheai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma\3 della predetta Ordinanza Ministeriale il 
Commissario Delegato è stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico 
estraneo all’Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello 
stato di emergenza, ricorrendo a rapporti\di) lavoro temporaneo previsto dall’art. 1) della 
legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle 
deroghe previste dal successivo art. 3 in/materia di normativa sugli appalti pubblici; 


Go con Ordinanza del Presidente del-Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 deila citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Aîtuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta‘situazione emergenziale; 


a con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11,2004 la Dott.ssa Rita Amabile; 
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RICHIAMATA: 


o l'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo 
di imprese “Obiettivo Lavoro — Italia Lavora” di Milano incarico per la fornitura divfavoro 
temporaneo; 


o che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento” medesimo, 
costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2066444<del 23.07.02 a 
rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per lafotnitura di unità 
appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva’ determinazione 


commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi; 
ACCERTATO CHE: 


» le esigenze della Gestione Commissariale hanno evidenziato la necessità di continuare 
ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettivo Lavoro a far tempo dal 1 
gennaio 2004 e fino al 31.086.2004 appartenente alle predette categorie professionali, 
come da richieste della Gestione Commissariale agli‘atti della medesima; 


conformemente alle richieste più sopra richiamatexsono stati forniti i seguenti lavoratori 
interinali per il mese di settembre 2004: Bulgarelli Monica, Crepaldi Paolo, Ferretti 
Annamaria, Flores Isabella, Massironi Michela, Petrucci Mariaelena, Piva Chiara, 
Retamar Shirley Paola, Todaro Raffaele, Todisco Angela, Vaccaro Monica Carina, 
Zappettini Barbara; 


wW 


VISTA la fattura n. 38183 del 21.10.2004 riférita al periodo di settembre 2004 di € 78.404,90= 
IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavoro S.p.A.; 


PRESO ATTO del benestare alla diqbidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla 
struttura Gestione Economica della” U.O. Organizzazione e Personale a supporto della 
Gestione Commissariale, dell’8.11.2004 protocollo B1.2004.0098843; 


RITENUTO di dover liquidarè«a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 78.404,90= 
IVA inclusa al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 
e stante l'esatto adempimento da parte dei Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di 
lavoro temporaneo; 

DISPONE 


di liquidare per i<Motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti 
mediante i fondi della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di 
Obiettivo Lavord7S.p.A., l'importo di € 73.404,90= IVA compresa, a saldo della fattura n. 
38183 del 2110.2004 - periodo di riferimento settembre 2004 - tramite accredito sul conto 
corrente n. 01100035118 - BANCA UNIPOL - ABI 03127 — CAB 01600 — CIN |. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 18 novembre 2004. 


Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, 
rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2. (Ordinanza n. 274), 


IL COMMISSARIO DELEGATO 
PREMESSO che: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato_divemergenza nel 
territorio della città di Milano - proregato con successivo DPCM del 29 novembre 
2002 fino al ii 351 dicembre 2005, con PPCM dei 19 dicembre 2003 al 36 giugno 
20064 e con successivo DPCM ciel 8 luglio 2004 a tutto iLSO novembre 2904 - in 
relazione ag:i ingenti danni conseguenti all'Evento che-havinteressato il giorno 18 
aprite 2002 la sede della Regione Lombardia; 


» con Ordinanza dei 7 giuono 2902 n.2219 ii Ministra dell'Interno — Detenato per il 
Coterdinamento della Protezione Civile -— ha noMimato Commissario Delegato per 
la reaftzzazione degli interventi urgenti ed /ndifferibili finalizzati a fronteggiare 
femergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale deiia Regione Lompardia, 


s con Crainsnza dei Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3288 dei 27/95/03 è 
rodificato Fart, 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando 


Ca l' 

Cormmissario Deiegato il Presidente della Regione Lombardia è conferendo ailo 

stesso L- di. nai di un Saggerto Attuatore cui affidare specifici settori di 
te i a 


i superamento delia predetta situazione emergenziaic; 


e Con ordinanza commissariale 180 del.2 acosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soogetto Attuatore al dirigente del'’Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
2 Servizi Orerativi dellamDifezione Generale “Risorse e Bilancio” dott.ssa Rita 
Amebile; 
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VISTA ia nota del 22.11.2002 con la guale il Dipartimento della Protezione Civilediella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato doversi intendere gli interventi di 
restauro e recupero funzionale de! Palazzo Pirelli di cui all’Ordinanza Ministeriaie n. 
3219/02 in modo unitarie e globale; 


RICHIAMATA : 

» l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.93 di validazione del Progetto Esecutivo 
dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e risanamento, deila copertura , 
piano carrelio.e 31 piano della torre , nonche’ del piazzale collina, rampe interne 
coperture e cavedi corpi bassi; 

e ordinanza commissariale n.185 del 17.12.2003 di affidamento dei lavori in 
argomento all'ATI GrassI.& Crespi S.r.L - Marcora S.p.AG 

«Ordinanza commissariale n. 240 dei 15.10.2004 di approvazione della perizia di 
variante e supbietiva n. 1; 


ACCERTATA ia necessità di procedere alla modifica @ all'ampliamento delia struttura 

metallica posta in copertura al fine ci consentire d'installazione delle macchine UTA 
dell'impianto di condizionamento aventi dimensioni diverse e maggiori rispetto a quelle 
originariamente previste, il Responsabile dei Procédimento, pur esserido stata certificata 
ia fine lavori ha richiesto al Collaudatore in corso d'opera di valutare l'opportunità di 
ampiriare l'appaito di cui trattasi mediante predisposizione di ulteriore perizia di variante; 


so ATTO che, a seguito dei sopralluogo effettuato dal Collaudatore il 28 ottob 
UO4, giusta 3995 le n. 4, la Direzione Lavon ha promosso gli atti di perizia di vsfianie 
..» n.2egin particolare: 


) ione tecnico-ecofoMica, che stabilisce come di seguito gli interventi 
oggetto sella variante 


i. opere rizenute dalla Committenza necessarie per consentire f'instellazione 
degli. Impianti UTA dei condizionamento comportanti un ulteriore, spesa 
ammontante gd € 43.780,96=; i 
ocers in Aghiante con diminuzione della spesa derivanti dalla revisione 
della contabilità per onere esaguite in misura inferiore al totale a causa. 
modeste variazioni cuantitative, o perché eseguite paizielrmente pe: ia 
presenza di altri impianti o appi ‘estamenti non rimossi, sia relative ai iotto 
“A” ®ypiano 31°- che al lotto “D” — corpi bassi e rampe — per cornpiessivi € 
5.909,47=. 


DI 


8) if Guadro economico aggiornato, che definisce in complessivi € 3.537.110,60= 


jasorme da destinare all'esecuzione dei iavori; 
tà 
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RITENUTO, per ie motivazioni di cui sopra, di approvare ia perizia di variante de ala,ai 
sensi di quanto all'art. 25 comma 3 della legge 1. febbraio 1994 n. 109; 


DISPONE 


Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che\s? intendono 
integralmente ritrascritte la variante n. 2 ai contratto stipulato con l'ATIL Grassi & Cresci 
S.r.l - Marcora S.p.A afferente la maggiore spesa per l'intervento) di modifica e 
ampliamento della struttura metallica in copertura per consentire Winstallazione delle 
macchine UTA dell'impianto di condizionamento aventi dimensionindiverse e maggioii 
rispetto a quelle originariamente previste nonché la diminuzione\ispetto alla perizia di 
variante e suppletiva n. 1 approvata, di sonime per lavorazioni eseguite in misura 
inferiore al totaie a causa di modeste variazioni quantitàtive, o perche eseguite 
parzialmente per la presenza di altri impianti o apprestamenti)non rimossi, 


ne le lavorazioni in variante song incuadrabili nell'ambito dell'art. 
ge l1 febbraio 1994 n, 109; 

Art.3 — di dare atto altresì che la. perizia. di variante n. 2 si compone dei seguenti 
allegati, depositati nresso la Gestione Commissatiale: 


relazione tecnico-econorrica; 

quedro ecenomico comparativa di raffronto; 
analisi Nuovo Prezzo NP A.22; 

verbale di concordamento nuovi prezzi 11.2} 
schema di atto di sottomissione; 

quadro economico 

giaborato grafico ditta Eieca; 


ww 


que 
v 


NONNO V 


Art.4 + di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 3.537.118, 00=IVA 


inciusa, incicando in € 38.D10,53= l'ulteriore somma da finanziare con |! fonui a 
disposizione della Gestione Comrniissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 18 novembre 2004. 


Liquidazione del quarto acconto a favore dell’avv. Maurizio Boifava, dell’ing. Alberto Cantoni e dell’ing. Salvatore Mistretta 
in qualità di componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori.di ristruttura- 
zione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto in successione stipulato con Eleca S.p.A. - rep. 3371/UR. (Ordinanza n. 275). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


» con DPCMin data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 34 dicembre 2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 
2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti dangi»conseguenti all'evento che 
ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione L6mbardia; 


= con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro Well’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato»Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


a con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia &/conferendo allo stesso facoltà di avvalersi 
di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


s con Ordinanza Commissariale n. 180 /del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile; 


PRESO ATTO: 

e dell’ Ordinanza Commissafiale n. 17 dei 04.03.2003 di presa d'atto della DGR n. 
12005 del 07.02.2003 conyla quale la Giunta Regionale ha ritenuto, alla luce di 
quanto sopra esposto, divattivare la procedura di successione, ponendo in capo al 
Commissario delegato ‘tutti i contratti di lavori identificati nell'Allegato “A” della 
delibera medesima, iviTtompreso il contratto stipulato con la società Eleca S.p.A. ed 


= 
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s identificato con il numero di Rep. 3371/UR, a cui sono da correlare i contraiti n 
1678/RCC del 9.6.99 e n. 3382/RCC cdiell'11.,2.01 di conferimento dell'incarico ai 
collaudatori in corso d'opera dei lavori a favore dei professionisti Avv& Maurizio 
Boifava, Ing. Silvestre Ristretta e Ing. Alberto Cantoni; 


«delta sottoscrizione degli atti di cessione dei contratti stipulati con i consulenti sopra 
indicati, effettuato in data 22.05.2003; 


e del decreto n. 5601 del 02.04.2003 della direzione generalevAffari Generali e 
Personaie; i 


VISTE le fatture pro forma dei componenti della Commissioné: 
e Avv. Maurizio Boifava per l'importo di € 17.883,56= eftgessa in data 18.10. A 
e Ina. Alberto Cantoni per l'importo di € 17.883,56= emessa in data 14.10.2004 
e Ing. Silvestre Mistretta per l'importo di € 22.231,50= emessa in data 15.10.2004: 


RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore-dei membri della Commissione di 
scilaudo, sopra Indicati ie fatture pro forme, riscontrate la regolarità delle stesse, 


DISPONE 


i. peri motivi in premessa adotti, di liqbidare mediante i fondi a disposizione della 
Gestione Compmiesa riale, ai componenti della Commissione di collarido, i seguenti 
importi: 

è all'Avv. Maurizio Boifava l'import@d)€ 21.376 44= emessa in data 18.70.2004 

o tr. Alberto Cantoni l'importoldi € 21.378,42= emessa in data 14.10.2094 

« all’Ing. Silvestre Mistretta l'importo di € 22.231,50= emessa in data 15.10 2004 


2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione mediante i fondi a dispasizione della 
Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 18 novembre 2004. 


Liquidazione a favore dell’ing. Renato Mamprin del compenso a valere per l’assistenza tecnica alla Direzioneavori, in mate- 
ria di impianti di rete multimediale e cablaggio passivo - scrittura privata approvata con ordinanza n. 230 del 4.ottobre 2004. 
(Ordinanza n. 276). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO cne: 

as con DPCM del 3.05 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio de:ia 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato Il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 

«con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata dispesta la proroga fino ai 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM 
del 9 iuglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.142004; 

e con Crdinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministrista. 6288 del 27 maggio 2003, 
con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n-3219 dei 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato, Commissario Delegato con 
faccità di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della 
situazione emergenziale, 

# con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la cir.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE integralmente: 

as Ordinanza commissariale n. 293 dei\4/10/2004 di approvazione della scrittura 
privata relativa allo scioglimento consensuale del contratto sopra richiamato; 

e ‘a sottoscrizione delle scrittura privata tra le Parti avvenuta in data 14.10.2004 ed 
inserita nella raccolta CD 98/2004: i 


VISTA ia fatiura n. 34 del 30.10.2004 di € 3.078,40= IVA e ritenuta d'acconto inclusa, 
emessa dal Professionista ai sensi dell'art. 4) della scrittura privata, per le prestazioni 
esplicitate all'art. 1) della scrittufa medesima; 


RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore dell'ing. Mamprin, l'importo della fattura 
sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa al fine di ottemperare agli obblighi 
contrattualmente assunti: 


DISPONE 


per i motivi inpremessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare 
mediante i fondi a disposizione della Gesticne Commissariale a favore dell'Ing. Renato 
Mamprin la somma di € 8.078,40= IVA e Ritenuta d’acconto inclusi, a saldo della fattura 
N. 54 del 30.10.2004, in ottemperanza alla scrittura privata giusta Ordinanza n. 
230/2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 18 novembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta 
Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il canone di noleggio della struttura temporanea - periodo dal 17 novembre 2004’al 17 dicem- 
bre 2004. (Ordinanza n. 277). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


a con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza Nel territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguentiv all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


a con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM dei 19 dicembre 2003, a tutto ih30 giugno 2004 e con DPCM 
del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino.al 30.11.2004; 


Q con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 dei 27 maggio 2003, 
con la quale, a parziale modifica dell'Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, Il 
Presidente della Regione Lombardia è stato\nominato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento 
della situazione emergenziale; 


Q con Ordinanza commissariale n. 180 del.2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 di approvazione dello 
schema di contratto sottoscritto cod la società Strutture Geodetiche Zak s.r.l. in data 
17/12/02 per la fornitura a noleggîo.di struttura temporanea per la riallocazione dell'Aula 
Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di 
rappresentanza degli Organi istituzionali; 


PRESO ATTO dell'Atto di\cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notai 
in Milano - notificato daitifficiaie Giudiziario dei Tribunaie di Milano in data 31.01.200 
con la quale la ditta/Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della 
società UniCredit Faciofing S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in 
qualità di cessionaria7 tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in 
argomento; 
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ACCERTATO CHE: 


Q con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.02.2004 in attuazione del disposto 
dell'art. 7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata chiesta la 
proroga del noleggio delia tensostruttura, oltre i 16 mesi contrattualmente pattuiti, sino a 
tutto il 31 gennaio 2005; 


Q all'art. 3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un ‘importo mensile 
pari a € 23.600,00 oltre alla maggiorazione di € 3.278,87 per le varianti espressamente 
richieste e autorizzate, nonché di € 7.400,00 per assistenza e manutenzione, per i mesi 
successivi al 16°. 


VISTA la fattura n. 26 del 21.09.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. per 


l'importo di € 41.134 ,64= IVA compresa, riferito al canoneWmensile per il periodo dal 


UIL ui [rieie I ‘ = Pe Perito 


17.11.2004 al 17.12.2004; 


RITENUTO di dover liquidare tale importo, in favore<della società UniCredit Factoring 
S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmenteC assunti con la Società Strutture 
Geodetiche Zak s.r.l.; 


DISPONE 


per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società 
UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n. 20 - Milano - (Codice Fiscale 
01462680156) l'importo di € 41.134,64=/IVA compresa, a saldo della fattura n. 26 del 
21.09.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.r.l. quale canone di noleggio per il 
periodo dal 17.11.2004 al 17.12.2004)relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati 
l'Aula Consiliare del Consiglio ARegionale della Lombardia nonché gli spazi di 
rappresentanza degli Organi istituzionali. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 18 novembre 2004. 


Integrazione dell’incarico di fornitura arredi degli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR 
S.p.A. di Turate. Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 278). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 
PREMESSO CHE: 


«con DPCM cel 3 maggio 2007 è steto dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 20028fino a! 31.12.2092 , coni 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM\del 9 iuclio 2004 sino al 
30.11.2004, in relazione agii ingenti danni conseguenti all'evînto cne ha interessato il 
giorno 18 aprile 2092 ia sede delia Regione Lombardia; 

«con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Delegato per ti 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Deiegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti es indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale deila Regione Lombardia; 


e con Crdinanza del Presidente del Consiglio\ dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 

medificato, l'art. i comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 

Delegato i Presicente della Regione Lombardia e conferendo elio stesso faccità di 

avvalersi di un Soggetto Artuatore cui affidare specifici setteri di intervento diretti al 

superamento delle predetta situazione emnergenziale; 

e con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata. Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile*sino ai 30.11.2004; 


RICHIAMATA l’Orvinanza Commissariale. n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato !l 
prode!to definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni dei Compiesso Pirelli; 
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ACCERTATO che: 


e con ordinanza commissariale n. 245 in data 21.10.2004 è stata affidata. mediante 
trattativa privata alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate ( CO) la fornitàrà e posa in 
opera degli arredi relativi agii spazi di alta rappresentanza de! Palazzo Pirelli; 

» indata 92.11.2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.C9' 105/2004 per 
l'importo complessivo di € 550.704,00= IVA compresa; 

e si rende necessario provvedere all'integrazione della fornitura di twi/al contratto sopra 
menzionato per quanto concerne le sedute “VITRA” scelte dall’Amministrazione 
Regionale di cui la società UNIFOR è concessionaria unica, (Giusta offerta economica 
presentata dalla stessa in data 19.10.2004; 


VISTO il parere delie Strutture Tecniche a supporto della Gestione circa la congruità aile 
esigenze tecnico funzionale ed estetiche in ordine alle aree cuiè destinata la fornitura; 


RITENUTO di dover ‘affidare alla medesima UNIFORAS.p.A. la fornitura delle sedute 
sopramenzionate mediante sottoscrizione di contratto\integrativo di fornitura per l'importo 
complessivo ci € 166.163,07= oltre IVA alle condizioni meglio specificate nell'allegato 


schema che forma parte integrante e sostanziale dei presante atto, esercitando ia facolta di 
deroga all'art. 3 della iegge regionale 19.05.1997‘n,/14; 


DISPONE 


pod 


ner le motivazioni in premessa addott= ci affidare la fornitura integrativa a! contratio 
. RACC.CD n, 105/2004 giusta ordinanza n. 246/2004 stipulato con UNIFOR S.p.2. relativa 
. alle seriute VITRA per gli spazi ti alta reppresentanza del Palazzo Pirelli, per l'importo 
complessivo di €.199,395,68\IVA compresa, ed alle condizioni meglio specificate neilo 
schema di contratto che allegato a! presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che ia liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste ds: 
contrasto di cui al precedente punto i, dietro presentazione di regolare documentazione 
contabile, mediante.i fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA 
TRA 


II Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via»Pola n. 14, 
Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, 4come indicato 
dall’Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive,modifiche (di 
seguito denominato “Commissario delegato” o Committente) 


E 


UNIFOR S.p.A., con sede in Turate (CO), Via Isonzo n. 1, GF. e Partita IVA n. IT 
00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Marinelli (di seguito 
denominata “UNIFOR” o Fornitore). 

PREMESSO CHE: 


>» (Con Ordinanza Commissariale n. 246 in data 2110.2004 è stata affidata mediante 
trattativa privata l’incarico di fornitura e posa in opera degli arredi relativi agli spazi 
di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO); 


> In data 9 novembre 2004 è stato sottoscritto il contratto CD 105/2004 per la 
fornitura e posa in opera di arredi per l'ammontare complessivo di € 550.704.= IVA 
compresa; 


> Si rende necessario, per gli spazi di alta rappresentanza, provvedere all’integrazione 
della predetta fornitura per quanto’ concerne le sedute “VITRA”- di cui la Società 
UNIFOR è concessionaria unica ‘giusta offerta economica presentata dalla stessa in 
data 19.10.2004. 


TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONIIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 - OGGETTO 

Il Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, la fornitura integrativa per gli 
spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli relativa alle sedute meglio specificate 
nell’offerta Prot. M/569 GFM/sc del 19.10.04 che allegata alla presente scrittura privata 
ne forma parte integrante e sostanziale 


Art. 2 - CORRISPETTIVO 

Per la fornitura di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà 
l'importo /@0mplessivo pattuito in € 166.163,07.= oltre IVA 

UNIFOR<6iimpegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto, 
nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante. 


Arto) 3°--CAUZIONE 

Agaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso 
ilpagamento delle penali, UNIFOR SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa integrativa per l’importo di € 16.616,00 che prevede espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta 
garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo 


— 321 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO 
Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relative ai tempi di 


consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le altre di cui al contratto n. 
105/2004 sottoscritto in data 9.11.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 24672004. 


Letto, confermato e sottoscritto 


D’Ordine del Commissario Delegato UNIFOR S.p.A. 
IlSoggetto‘Attuatore L' Direttore Generale 
/Dottissa Rita Amabile dott.G.Franco Marinelli. 


hi serìsi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 13427del Codice Civile, le parti 
sottoscrivono espressamente gli artt. 1.2.3.4 del presente contratto. 


D’Ordine del Commissario Delegato UNIFOR S.p.A. 
etto A{tuatore Il Direttore Generale 
Dott.gsà Ritra Amabile Dott. G.Franco Marinelli 
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Spettabile 
REGIONE LOMBARDIA 
Via Pola, 14 
20124 Milano 


C. A. Arch. Laura BURZILLERI 


Milano, 19 ottobre 2004 
ns. off. M/569 GFM/sc 


Alleghiamo alla presente nostra migliore offerta per la fornitura di sedute 
destinate alla Vs. Presidenza. 


Le nostre condizioni di fornitura prevedono: 


Prezzi netti come indicato nel riepilogo della\fornitura 

Trasporto e montaggio a nostra cura, addebitato nella percentuale 
indicata in riepilogo 

Consegna: 60 gg. dal ricevimento dell'ordine 

IVA 20% a Vostro carico in fattura, esclusa dai prezzi offerti. 
Pagamento: B.B. 90 ‘gg. d.f. 


Restiamo a Vostra disposizione peh.ulteriori necessità e con l'occasione 
porgiamo i nostri migliori saluti. 


LÌ 


Dott. Gianffanco Marinelli 


VA 
E, 


Direttore Genér le 
Unifor spl a 
i 


e 
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AXESS Cod. 42020411 

Sedia operativa girevole con scocca schienale nera, braccioli regolabili, base 
piana nera, a 5 razze con ruote. Rivestimento in tessuto Davo colore Grigio 03. 
Dotata di meccanismi di regolazione. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Atrio di rappresentanza 1 6 446,00 2.676,00 
Banconi Commessi 26 2 446,00 892,00 
Banconi Commessi 29 K) 446,00 1.338,00 
Banconi Commessi 30 6 446,00 2.676,00 
Segreteria Presidente 30 9 446,00 4.014,00 


AXESS Cod. 42020411 

Sedia operativa girevole con scocca schienale nera, braccioli regolabili, base 
piana nera, a 5 razze con ruote. Rivestimento in tessuto-Davo colore Nero 02. 
Dotata di meccanismi di regolazione. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Segreteria Presidente d. Cons. 1S 2 446,00 892,00 
Soft Pad Group EA 219 - Cod. 41238204 

Poltrona girevole con schienale alto, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 


razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore rosso Bordeaux Select 
237 (a campione). Dotata di meccanismi di regolazione. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Ufficio Presidente 30 1 2.807,00 2.607,00 
Sala Riunioni Presidente 30 1 2.607,00 2.607,00 


Soft Pad Group EA 217 >) Cod, 41238104 

Poltrona girevole coni schienale basso, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 
razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore rosso Bordeaux Select 
237 (a campione). Dotata di meccanismi di regolazione. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Ufficio Presidente 30 3 2.056,00 6.168,00 
Sala Riunteni Presidente 30 17 2.056,00 34.952,00 
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Soft Pad Group EA 219 - Cod. 41238204 

Poltrona girevole con schienale alto, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 
razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore Grigio 05. Dotata.di 
meccanismi di regolazione. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Sala Giunta 26 1 2.607,00 2:607,00 


Soft Pad Group EA 217 - Cod. 41238104 

Poltrona girevole con schienale basso, braccioli, base in alluminie cromato, a 5 
razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore Grigio 05. Dotata di 
meccanismi di regolazione. 


Rif. Piano Q.tà Gad. € Tot. € 
Sala Giunta 26 18 2.056,00 37.008,00 


Aluminium Group EA 117 - Cod. 41236404 
Poltrona girevole con schienale basso, braccioli,base in alluminio cromato, a 5 
razze con ruote, rivestimento in Pelle colore Grigio 05. Dotata di meccanismi di 


regolazione. 
Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Sala Giunta 26 8 1.936,00 15.488,00 


Aluminium Group EA 108 - Cod. 41236104 
Poltrona girevole con schienale basso, braccioli, base in alluminio cromato, a 4 
razze con piedini, rivestimentocin Pelle colore Grigio 05. Priva di meccanismi di 


regolazione. 
Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Sala Giunta 26 10 1.702,00 17.020,00 


MEDA CHAIR - Cod,.41701204 

Poltrona girevole Ton schienale alto, braccioli regolabili, base conica in alluminio 
spazzolato, a 5 razze con ruote, sedile, schienale e braccioli rivestiti in Pelle 
colore Grigio.05. Dotata di meccanismi di regolazione. 


Rif. ì Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Responsabile Segreteria 30 1 1.638,00 1.638,00 
Segretario Generale 29 1 1.638,00 1.638,00 
Vicesegretario 29 1 1.638,00 1.638,00 
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MEDA CHAIR - Cod. SA 417004 

Poltrona girevole con schienale basso rivestito in rete plastificata nera, braccioli 
in polipropilene nero, base conica in alluminio spazzolato, a 5 razze con ruote, 
sedile rivestito in Pelle colore Grigio 05. Non regolabile in altezza. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Responsabile Segreteria 30 6 1.538,00 9.228,00 
Segretario Generale 29 12 1.538,00 18.456,00 
Vicesegretario 29 6 1.538,00 9.228,00 


MEDA CHAIR - Cod. 41701204 

Poltrona girevole con schienale alto, braccioli regolabili, base/conica in alluminio 
spazzolato, a 5 razze con ruote, sedile, schienale e braccioli rivestiti in Pelle 
colore Nero 66. Dotata di meccanismi di regolazione. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Presidente del Consiglio Regionale 1S 1 1.638,00 1.638,00 
Vicepres. del Consiglio Regionale 1S 1 1.638,00 1.638,00 


MEDA CHAIR - Cod. SA 417004 

Poltrona girevole con schienale basso rivestito in rete plastificata nera, braccioli 
in polipropilene nero, base conica in alluminio spazzolato, a 5 razze con ruote, 
sedile rivestito in Pelle colore Nero 66. Non regolabile in altezza. 


Rif. Piano Q.tà Cad. € Tot. € 
Presidente del Consiglio Regionale 1S 8 1.538,00 12.304,00 


Vicepres. del Consiglio Regionale 1S 2 1.538,00 3.076,00 


Totale 191.427,00 
Sconto 12% 22.971,24 
Totale 168.455,76 
Ulteriore sconto 15% 25.268,36 
Trasporto e tiro al piano 5.053,67 
Totale FORNITURA 148.241,07 
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Barcellona 
Poltrona Matrix mod. Barcellona rivestita in Pelle colore Grigio 05 


Rif. Piano Q.tà netto Cad. € Tot. NETTO € 
Atrio di rappresentanza 1 8 2.175,00 17.400,00 
Trasporto e tiro al piano 522,00 
Totale FORNITURA 17.922,00 


Totaie Generale FORNITURA 166.163,07 
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ORDINANZA 22 novembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società Vigilanza Città di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di via 
Restelli, 4/M. Gioia, 35, in Milano. (Ordinanza n. 279). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


» con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato li giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tuttetil 30 giugno 2004 e con 
DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata)sino al 30.11.2004; 


ad 


w 


con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 
2003, con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, 
il Presidente della Regione Lombardia è stato, nominato Commissario Delegato 
con facoltà di avvalersi di un Soggetto\ Attuatore degli interventi diretti al 
superamento della situazione emergenziale; 


w 


con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004Na dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATA integralmente: 


> l'Ordinanza commissariale n.44 dell'11.10.2002 con cui il Commissario Delegato 
stipulava con la Società 1.L4M; s.r.i. il contratto di comodato relativo all'utilizzo del 
terreno dove è stata allestita la struttura temporanea adibita ad Aula Consiliare 
del Consiglio Regionale>della Lombardia e spazi di rappresentanza degli Organi 
Regionali; 
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x 


> che in data 14.10.2002 è stato sottoscritto dalle Parti, il contratto di comodate%per 
l'utilizzo temporaneo delle aree in Milano, via M. Gioia n. 35/39; 


DATO ATTO: 
> che l'art. 8) del contratto stipulato con I.L.IM. s.r.l. prevedeva che. la Gestione 


Commissariale garantisse anche la sorveglianza dell’area intorno alla struttura 
temporanea; 


vw 


che Amministrazione regionale garantisce la vigilanza alla tensostruttura tramite il 
corpo di Vigilanza Città di Milano affidataria dell'incarico del /servizio per le sedi 
regionali; 


> che a seguito di fatti estranei occorsi intorno all'area in Milano via Gioia 35/39, al fine 
di garantire la sicurezza dei luoghi e di ottemperare agli'obblighi contrattuali, come 
da comunicazione della Gestione Commissarialedei 22.09.2004 (protocollo 


K1.2004.0002126) la Gestione stessa ha provveduto a richiedere l'ampliamento 
della vigilanza con un servizio aggiuntivo di ispezioni diurne e notturne; 


VISTA: 
>» l'offerta pervenuta dalla Società Vigilanza Gittà di Milano con lettera del 07/09/2004; 


» la nota prot. n. K1.2004.0002137 del 22/09/2004 con la quale si esprime il benestare 
all'ampliamento del servizio di vigilanza per il lotto B di Via Gioia n. 35/39 di Milano — 
dove è ubicata la tensostruttura; 


> la fattura n. 16608 del 31.10.2004vdi € 525,60= IVA inclusa, emessa dalla società 
Vigilanza Città Di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di Via 
Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano, per il mese di ottobre 2004; 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della società Vigilanza Città 
di Milano dell'importo di € 525,60= IVA compresa, valutata la regolarità della 
quantificazione della spesa. 


DISPONE 


di liquidare in favére* della società Vigilanza Città di Milano l'importo di € 525,60= IVA 
inclusa a saldo della fattura n. 16608 del 31.10.2004 per il servizio di vigilanza presso ia 
sede regionale-di Via Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano, mediante i fondi a disposizione 
della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 22 novembre 2004. 


Lavori di ripristino funzionale impianti elevatori del Palazzo Pirelli. Affidamento di servizi e forniture in operaintegrative al 
contratto CD59/2003 alla Società OTIS Servizi S.r.l. di Novara. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n.280). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DECIMA del 3 maggio 2902 è stato dichiarato lo stato-diemercenza nel 
territorio viella città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 rino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2053 al 30 giugno 2064 e con DPCM del 9 
luglio 2054 sino a! 30.11.2004, in reiazione agli ingenti dannivconceguenti all'evento 
che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


® con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 

Coordinamento delia Protezione Civile — ha nominato(Commissario Delegato per la 

realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
‘ emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del ConsiglioVdei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l'art. 1 comma 1 della..citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della»Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 


intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziaie; 


s con ordinanza commissariale n°380 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 
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ACCERTATO che: 
» con ordinanza commissariale n. 6 del 18.07.2002 veniva conferito incarico ‘alla ditta 


OTIS Servizi s.r.l. dei lavori di ristrutturazione degli impianti elevatori dei)Palazzo 
Pirelli; 


>» con ordinanza n. 86 del 10.07.2003 è stato approvato il Progettò-'esecutivo di 
ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori provvedendo 
all'affidamento diretto dell'esecuzione alla medesima Società\,giusta contratto 
sottoscritto il 6.10.2003 racc.CD 59/2003; 


CONSTATATA ia necessità di interventi manutentivi degli impianti per i quali la struttura 
Ufficio tecnico ha espresso benestare anche circa la congruità dell'offerta, nonché di 
forniture integrative a quanto già oggetto del contratto niS59/2003 evidenziate dail 


Direzione Lavori ed espressamente richieste dal collaudatore in corso d'opera , come 
risulta dei verbali agli etti della Gestione Commissariale; 


PRESO ATTO che a seguito di trattative intercorse cOn, la Società in argomento, la stessa 
ha manifestato la disponibilità aila sottoscrizione “di)un ulteriore contratto di servizi è 
forniture in opera, coninlementare rispetto ai contratto già in essere, per un importo di € 
491.067,32= oltre IVA, meglio dettagliato nelle ‘offerte che allegate al contraito stesso ne 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 


RITENUTO di dover approvare e sottoscrivere il contratto integrative da stipularsi con 
OTIS Servizi s.r.l. reiativo a servizi manutentivi e forniture in opera nell'esercizio della 
facoltà di deroga all'art. 3 della legge regionale 19 maggio 1997 n.14, ammessa 
dall'ordinanza ministeriaie n. 3219/2002, ed in attuazione di quanto disposto dal R.D. 22 
maggio 1924 n. 827. 


DISPONE 


1. per le motivazioni in premessa addotte, di approvare e sottoscrivere il contratto 
integrativo da. stipularsi con OTIS Servizi s.r.l. di Novara relativo a servizi di 
manutenzione e fornitura in opera complementari al contratto CD 59/2063 nell'ambito 

. dell'intervento di arttmodernamento e sostituzione narziale degli impianti elevatori dei 
. Palazzo. Pirelli , per l'importo compiessivo di €.589.280,79= IVA compresa meglio 
dettagliato e alle condizioni tutte specificate neil'allegato schema che forma parte 
integrante e sdstanziale del presente atto, 

2. di dare atto che si procederà alla liquidazione degli importi secondo le modalità stabilite 

dal contratto” di cui al precedente punto 1, mediante i fondi a disposizione della 

Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZI E FORNITURA IN OPERA : 

PREMESSO CHE: 

>» con Ordinanza Commissariale n. 6 in data 18.07.2002 veniva conferito 
incarico alla ditta OTIS Servizi s.r.l. di Novara dei lavori di ristrutturazione 
degli impianti elevatori del Palazzo Pirelli; 

» con Ordinanza Commissariale n. 86 del 10.07.2003 è statovapprovato il 
progetto esecutivo di ammodemamento e sostituzione’ parziale degli 
impianti elevatori procedendo all'affidamento diretto vell'esecuzione alla 
società OTIS Servizi s.r.l. giusta contratto sottescritto il 6.10.2003 n. 
RACC. CD 59/2003; 

>». si sono resi necessari interventi manutehtivi degli impianti per i quali la 
Struttura Ufficio Tecnico regionale: ha espresso benestare circa la 
congruità economica degli stessi; 

» la Direzione lavori ha comunicato la necessità di fomiture integrative a 
quanto già oggetto del contratto CD 59/2003; 

TRA 

Il Commissario Delegato. per l'emergenza Pirelli, con sede in Milano Via 

Taramelli 12, Codice” Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto 

Attuatore, come... indicato dall'Ordinanza Commissariale n. 3219 del 

07/06/2002 e»successive modifiche (di seguito denominato “Commissario 

delegato“o Committente) 

È 
OMS Servizi s.r.l con sede legale in Via Gnifetti n. 72 — 28100 Novara (in 
seguito denominata OTIS) - Codice Fiscale e Partita |.V.A. 01729590032, 


nella persona del Legale rappresentante Dott. Galazzi Dario il quale prende 
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atto che la fomitura in opera è vincolata dalle seguenti condizioni, che dichiara 

di accettare integralmente. 

ARTICOLO 1 - ‘Oggetto e descrizione del contratto’ 

Il Commissario Delegato affida a OTIS, che accetta, l'intervento di 

manutenzione degli impianti e la fomitura in opera di quanto descritto al 

successivo articolo 2; tale fomitura dovrà essere effettuata presso il Palazzo 

Pirelli in Via Fabio Filzi 22 Milano, a completamento ‘dei “Lavon di 

ammodemamento e sostituzione degli impianti elevatori ésistenti nel Palazzo 

e realizzazione di nuovo impianto per collegamento piani 29, 30 e 31” già in 

carico a OTIS (contr. CD59/2003). 

ARTICOLO 2 - ‘ Modalità di esecuzione dell'incarico’ 

La presente fomitura in opera consiste essenzialmente in: 

1. installazione citofoni di piano per-gli\elevatori 11 (punta Galvani) e 12 
(punta Pirellì), (vedasi offerta in data 22/03/2004, così come definita dalla 
nota della Struttura Ufficio Tecnico del 17.05.2004 prot. 
B1.2004.00043422, allegato 1); 

2. adeguamento impianto ‘elevatore 20 al progetto prevenzione incendi del 
13/04/2004, (vedasi.offerta in data 29/10/2004, allegato 2); 

3. interventi richiesti da ldesi nell'ambito del progetto sicurezza (vedasi 
offerte in data)/22/03/2004 e 29/07/2004, allegato 3); 

4. imbotti- impianti elevatori 13-14-15-16 e 22 (vedasi offerta in data 
14/04/2004, allegato 4); 

5. Operatori di cabina sestuplex (vedasi stralcio Stato finale contabilità contr. 
CD7/2002 redatto dal DL ing. Rita Cavaciuti in data 14.4.2003, All. 5); 

6. sostituzione luci del vano impianti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, e 20 (vedasi offerta 
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del 4 novembre 2004, allegato 6); 

7. installazione porte REI 120 del sestuplex al piano —1 (vedasi offerta del 12 
novembre 2004, allegato 7); 

8. sportelli REI 120 locali macchina impianti sestuplex (vedasi offerta dell'8 
novembre 2004 su prescrizione del collaudatore, allegato 8); | 

9. sostituzione funi e pulegge di trazione impianti 9 e 10 (vedasi.offerta dell'8 
novembre 2004 su prescrizione del collaudatore allegato 9); 

10. luci emergenza ed imbiancatura locali macchine degli impianti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; luci di emergenza dell'impianto n. 12 e luci 
emergenza ed imbiancatura vano corsa impianto n. 11, luci emergenza 
impianti n. 13,14,15,16,20 e 22, imbiancatura locali macchine impianti 16 
e 20 (vedasi offerta del 18 novembre 2004, allegato 10), 

il tutto come meglio specificato nelle, offerte che si allegano e che 

costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Rimangono escluse dall'affidamento le opere elettriche e di assistenza 

muraria necessarie come indigato nelle offerte di cui sopra. 

ARTICOLO 3 - ‘Affidamento dell’incarico - osservanza di leggi e decreti’ 

L'incarico per la fomitura in opera di cui trattasi sarà conferito secondo gli usi 

del commercio, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lr. 19.5.97 n. 14 e successive 

modificazioni. 

OTIS si impegna ad osservare tutte le normative vigenti, con particolare 

riferimento a quelle in materia di appalti pubblici di fomiture. 

E'.tenùta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro 

assemblaggio. 


E' inoltre tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario delegato 


Bi 
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eventuali modifiche che dovessero intervenire negli assetti societari, nella 
struttura d'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi. 

ARTICOLO 4 - ‘Importo contrattuale’ 

L'importo contrattuale per la presente fomitura in opera ammonta a € 
71467,29 oltre IVA per la manutenzione ed € 419.600,03= oltre IVA» come 
meglio specificate nella tabella allegata (allegato 11). 

ARTICOLO 5 - ‘Tempistica’ 

La fomitura in opera dovrà essere completata entro il 30/14/2004. 

Nel caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzio-nali e/o 
organizzativi, gli ambienti interessati alla fomitura»non risultassero pronti 
all'installazione delle fomiture stesse nel periodo previsto, OTIS si impegna a 
custodire la fomitura presso propri locali, senza per questo avanzare alcuna 
pretesa economica. 

In tale eventualità il Commissario delegato è pertanto sollevato da qualsivoglia 
onere derivante, e ad OTIS non verrà imposta alcuna penale, come prevista 
dal successivo art. 6. Le tempistiche di consegna verranno in tal caso 
modificate in accordo conla\Committenza. 

ARTICOLO 6 - ‘Penali’ 

In caso di ritardo, sarà applicata una penale pari al 1% dell'importo contrat- 
tuale di cui all'art. 4 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 
5 che precede fino ad un massimo del 5% del valore netto del contratto 

In caso‘di.difformità del materiale consegnato rispetto a quello richiesto resta 
impregiudicata la facoltà per ’Amministrazione di chiedere il risarcimento di 
qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata fomitura in opera. 


Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno 
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essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni 

diritto ad invocarle, al Commissario delegato per l'emergenza. 

ARTICOLO 7 - ‘Modalità di pagamento’ 

Il pagamento del comispettivo verrà effettuato alla sottoscrizione dell'atto; per 

quanto conceme la manutenzione, e per fasi di avanzamento adavvenuta 

fomitura in opera delle varie componenti e precisamente: 

- imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatori 13 e 14 

- imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatore 185: 

- imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatore 16; 

-  imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatore 22; 

- porte elevatore 20; 

-  citofonidi piano elevatore 11; 

- citofonidi piano elevatore 12; 

- impianti sicurezza elevatore 16; 

- impianti sicurezza elevatore 5; 

- impianti sicurezza elevatoret1; 

-  Împianti sicurezza elevatore 12; 

- operatori di cabina sestuplex elevatori 3-4-5-6-7-8. 

- corpi illuminanti e linee di alimentazione vani corsa elevatori 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,6,20; 

- porte REI 120 impianti 3,4,5,6,7,8, al piano —1; 

-  botoleREI 120 locali macchina impianti 3,4,5,6,7 e 8; 

- fumie pulegge di trazione impianti 9 e 10; 

- lUci emergenza ed imbiancatura locali macchine impianti 


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16 e 20; 
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Luci emergenza imbiancatura vano corsa impianto n. 11 e luci 
emergenza impianto n. 12, luci emergenza impianti n. 13,14,15,16,20,22, 
imbiancatura locali macchine impianti n. 16 e 20; 
| pagamenti saranno effettuati dietro presentazione della relativa fattura, che 
dovrà essere emessa a seguito del rilascio del nulla osta da parte del 
Commissario delegato previa verifica della corretta esecuzione delle fomiture. 
Le fatture dovranno essere inviate al Commissario Delegato per l'Emergenza 
- Via Taramelli, 12 - 20124 Milano Codice Fiscale 80050050154 - e saranno 
liquidate entro 90 giomi fine mese dalla data del loro ricevimento previo 
benestare rilasciato dall'Ufficio Direzione Lavori. 
Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma.) del D. Lgs. n. 231/2002 è 
stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile". 
ARTICOLO 9 - 'Corretta esecuzione delle forniture' 
Il Commissario delegato, avvalendosi delle Strutture Tecniche a supporto 
della Gestione, collauderà in corso d'opera la fomiture in opera oggetto del 
presente contratto entro 10-(dieci) giorni dalla conclusione e rilascerà nulla 
osta per il pagamento della fornitura in opera stessa. 
Ovvero comunicherà per'iscritto le eventuali anomalie riscontrate rispetto agli 
‘obblighi assunti avvalendosi della facoltà di richiedere le dovute sostituzioni 
senza pagamento di cormispettivi. 
In tal caso-OTIS si impegna a effettuare le sostituzioni richieste entro 40 
(quaranta)giorni lavorativi. 
ARTICOLO 10 - ‘Responsabilità’ 
OTIS è responsabile dell'esatto adempimento del contratto. 


E altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti 
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dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili alla stessa o ai 

suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele 

all'uopo necessari, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità-e 
da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento della 
fomitura in opera. | 

OTIS si impegna ad effettuare la fomitura in opera oggetto dell'affidamento a 

perfetta regola d'arte, nonché ad impegnare materiali mezzi d'opera 

adeguati. 

OTIS dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove-deve essere effettuata la 
fomitura in opera e di essere perfettamente edotta circa la natura e l'entità 
della fomitura in opera stessa 

-  diessere a conoscenza e di attenersi alle procedure contenute nel Piano 
di Sicurezza del contratto CD59/03 dei lavori inerenti gli elevatori già in 
essere. 

ARTICOLO 11 - ‘Subappalto? 

E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le 

modalità stabiliti dalla notmativa vigente (art. 13 legge 55/1990 e succ. mod. e 

int.). 

La quota di fomitura in opera oggetto di subappalto non può superare, ai 

sensi della \citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. | soggetti 

concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del fomitura in 
opera che intendono subappaltare a terzi. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di subappalto 


alla Segreteria Operativa del Soggetto Attuatore, la quale provvederà 
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all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa 
documentazione prevista dall'art. 18 della L. 55/1990 e succ. mod. e int. 
L'Amministrazione provvederà al pagamento della fomitura in opera oggetto 
di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competerà 
l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. | subappaltatori non 
potranno subappaltare a loro volta la fomitura in opera oggetto di‘subappalto. 

Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile. nei confronti 
dell’Amministrazione per le parti della fomitura in opera affidate in subappalto. 
E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello 
stesso. 

ARTICOLO 12 - Pattuizioni derogative o complementari 

A conclusione della Gestione Commissatialè stabilita per il 30 novembre 
2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, ‘qualora non fosse prorogata con 
apposito provvedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto 
contrattuale la Regione Lombardia, che provvederà ad adottare tutti i 
provvedimenti inerenti e conseguenti. 

Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto 
dovrà essere pattuita per'iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. 
ARTICOLO 13 - Risoluzione 

Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di 
esse violi gli obblighi da esso derivanti. 

Il contratto si intenderà invece risolto di pieno diritto in caso di fallimento, 
concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia 
assoggettata la società OTIS Servizi s.r.l., 0 per il fatto che la stessa nello 


stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri 
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creditori. 

Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere 

comunicate tempestivamente per iscritto all'altra parte, altrimenti si intenderà 

valido il domicilio sopra indicato. 

ARTICOLO 14 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione. al presente 

contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

ARTICOLO 15 - Informativa trattamento dati personali 

Informazioni ex art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Diritto di accesso ai 

dati personali ed altri dintti): 

- titolare trattamento dati: Giunta Regione Lombardia — Via Pola n. 14 — 
20124 Milano; 

- responsabile trattamento dati: Direttore Generale della D.G. Risorse e 
Bilancio. 

| dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali. 

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1,3 e 4 

dell'art. 7 D. Lgs. 196/2008; tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno.di)dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la 

rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi 

per motivi. legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati 

personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc. 

Letto, confermato e sottoscritto 


30 Nov, 2004 


Milano, 
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D’Ordine del Commissario Delegato OTIS Servizi s.r. 


II So getto À atore Il Legale Rappresentante 
fe Rità abile sb rio,Galazzi - 


(i 
E 
i ; 


Ai sensi'di quanto La dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti 
sottoscrivono espressamente gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 del 


presente contratto. 
D'Ordine del Commissario Delegato OTIS.Setvizi s.r.. 
il Soggetto Attuatore Il Legale Rappresentante 
Vs Rità Amabile | Dett. dario Galazzi 
i \| | LT Vee 
| i \ è 


SI: 
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ORDINANZA 22 novembre 2004. 


Affidamento alla Società ISA S.p.A. della realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del/Palazzo Pirelli 
mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi «NACO» superiori di ventilazione. Integrazione della 
fornitura contrattuale. (Ordinanza n. 281). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza, nel territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato 
il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCA 
del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, 
con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, ii 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegaic con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore deùli.interventi diretti al superamento dalla 
situazione emergenziale, 


»° con Ordinanza commissariale n. 180 delx2 agosto 2004 è stata nominata Soggetio 
Attuatore sino al 30.11.2004 ia dr.ssa RitàAmabile; 


VISTA l'ordinanza commissariale n.214 del 10.09.2004 con la quale è stata affidata alla 
società ISA S.p.A. la realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano dei 
Palazzo Pirelli mediante fornitura e.pesa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi 
“aaco” superiori di ventilazione;. 


ASCERTATO che: 
» in data 19.09.2004 è stato sottoscritto, tra le parti, ii contratto n. RACC:CD 95/2004: 


> a seguito della vaiutazione degli elaborati grafici costruttivi presentati il 29.09 2004, 
si è provveduto aNrichiedere con nota prot. K1.2004.0002923 del 17.11.2004 


e ic 
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predisposizione di un sistema di carterizzazione degli elementi di evacuazione“delle 

piogge di stravento fino a coprire le staffe di bloccaggio del parapetto; 

> la società ISA con nota del 17.11.2004 ha formulato un offerta per tale integrazione 
ammontante a complessivi €.9.000,00= oltre IVA; 


RITENUTO, a seguito di valutazione della proposta — che allegata al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale - di dover autorizzare tale fornitura e posa in opera 
integrativa ai contratto n. RACC:CD 95/2004, 


DISPONE 


1 .- di integrare, le motivazioni in premessa addotte, l'affidamento alla Società ISA S.p.A. 
di Calcinelli (Pesaro) della la fornitura e posa in opera di un‘sistema di carterizzazione 
degli elementi di evacuazione delle piogge di stravento. fino a coprire ie staffe di 
bloccaggio del parapetto, integrativo del contratto RACC.6D 95/2004 giusta Ordinanza 
Commissariale n. 214/2004, per un importo di € 10.800,00=1VA compresa; 


2. — di dare atto che la spesa, di cui al precedente punto 1, troverà copertura mediante | 


fondi a disposizione della Gestione Commissariale 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


40 
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ORDINANZA 22 novembre 2004. 


Liquidazione alla Società ISA S.p.A. degli acconti relativi al contratto per la realizzazione della chiusura del'piamo navicella 
al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi «NACO» superiori di 
ventilazione. (Ordinanza n. 282). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenzaynel territorio della 
città di Miiano, in reiazione agli ingenti danni conseguenti all'evento\che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
51.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30%giugno 2004 e con DFCM del 
9 luglio 2094 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004; 


è» con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2005. 
con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente 
detta Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi 
di un Scggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione 
emergenziale, 


so con Ordinanza commissariale n. 189 dei*2 agosto 2004 è stata nominata Scggetice 
Attuatore sino al 39.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


VISTA rordinanza commissariale n.214 dei 10.09.2004 con la quale è'siata affidata alla 
societa ISA S.n.A. la realizzazione celta.ch'iusura del piano navicella ai 31° piano dei Palazzo 
Pirelli mediante fornitura e posa in épera di vetrate verticali dotate di meccanismi “nace” 
superiori ai ventilazione; 3 


ACCERTATO che : 


» in data 10.09.2004 è stato sottoscritto, tra le parti, il contratto n. RACC:CD 95/2004 per 
l'importo di € 275.000,00= oltre IVA; 


sie 
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> l’art. 3 del contratto sottoscritto prevede l'erogazione di un acconto pari al/20% 
dell'importo contrattuale alla presentazione ed approvazione dei disegni esecutivi, 
ronché un ulteriore acconto del 60% del medesimo importo alla consègha dei 
materiali a piè d'opera in cantiere; 

> in data 29.09.2004 la società iSA ha presentato gli elaborati grafici costruttivi, per i 

quali è stato espresso benestare in data 17.11.2004, 

risultano consegnati.i materiali a piè d'opera in cantiere ; 


vw 


VISTE: 
e la fattura n. 343 del 18.11.2004 per l'importo di € 55.000,00=\oftre IVA emessa da 
ISA a titolo di acconto del 20% previsto all'approvazione dei disegni esecutivi; 
e la fattura n. 344 del 18.11.2004 per l'importo di € 165,0007C0= oltre IVA emessa 
dalla medesima Società a titolo di acconto del 60% sulla consegna dei materiali a 
pie d'opera in cantiere; 


RITENUTO, ai dover provvedere alla liquidazione in favore.di ISA dell'importo compiessivo 
di € 264.000,00= IVA compresa a saldo delle fatture sopra indicate, riscontrata la 
regolarità delle stesse , e al fine di ottemperare gli coblighi contrattualmente pattuiti; 


DISPONE 


1 .- di liquidare per le motivazioni in premessa-addotte in favore della società Sn S.p.A. gi 
Calcinelli { PU) l'importo complessivo di €264,500,00= IVA compresa a saldo delie fatiure 
=. 343 e n. 344 emesse in data 18.17.2094 a titolo di acconti contrattualmente pattuiti 
al'art.3 del contratto n. RACC:CD 95/2004, giusta ordinanza n. 214/2004 relativo alla 
realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante 
fornitura e ousa in opera di vetrate dotatè di meccanismo “NACO". 


che tale importo dovrà essere accreditato su c/c 348€ Banca CARIFANO 


ABI 66145, CAR 68544. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


=. BU 
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ORDINANZA 22 novembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta 
Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il contratto di gestione e conduzione degli impianti relativi alla struttura temporanea. Trime- 
stre di conduzione dal 17 febbraio 2004 al 17 novembre 2004. (Ordinanza n. 283). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


> con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


» con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto«il 30 giugno 2004 e con DPCM 
del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004; 


>» con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, 
con la quale, a parziale modifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatare\degli interventi diretti al superamento 
della situazione emergenziale; 


>» con Ordinanza Commissariale n. 180\del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile; 


RICHIAMATE: 

= Ordinanza Commissariale n4710 del 7/8/03 di approvazione della procedura 
negoziata di affidamento perla fornitura a noleggio di struttura temporanea atta ad 
ospitare l'Aula Consiliare del,Consiglio Regionale della Lombardia e degli spazi di 
rappresentanza degli Organi Regionali; 


ui 
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» Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/2002 — esperita la suddetta procedura. è 
stato approvato il relativo contratto di fornitura, sottoscritto dalle Parti il 17/12/2002; 


» Ordinanza Commissariale n. 62 del 5/05/2003 è stato affidato alla Strutture 
Geodetiche Zak s.r.l. il contratto per la gestione e la conduzione degli impianti 
relativi alla struttura temporanea, perfezionato il 17/06/2003; 


PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio 
in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano _ihydata 31.01.2003 
con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio «cede, in favore della 
società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in 
qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in 
argomento; 


VISTA la fattura n. 31 del 17.11.2004 emessa da Strutture’ Geodetiche ZAK s.r.l. di € 
60.441,60= IVA compresa, riferito a n. 64 interventi di gestione, nonché alla conduzione 
degli impianti della struttura temporanea di cui sopra conformemente a quanto previsto 
dall'art. 3 del succitato contratto relativamente al periodo dal 17.02.2004 al 17.11.2004; 


RITENUTO pertanto di dover liquidare, tale importo, in favore della società UniCredit 
Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta Strutture 
Geodetiche ZAK s.r.l.; 


DISPONE 


per i motivi in premessa adotti e che si‘intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società 
UniCredit Factoring S.p.A. - Via-Bianca di Savoia n. 20 - Milano - (Codice Fiscale 
01462680156) l'importo di € 60:441,60= IVA compresa, a saldo della fattura n. 31 del 
17.11.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.rl. riferito a n. 64 interventi di 
gestione, nonché per conduzione degli impianti della struttura temporanea adibita ad 
Aula Consiliare del Consiglio Regionale e spazi di rappresentanza degli Organi 
regionali, relativamente al\periodo dal 17.02.2004 al 17.11.2004. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— da 
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ORDINANZA 24 novembre 2004. 


Approvazione del disciplinare da sottoscriversi con l’avv. Sergio De Sio relativo all’incarico di assistenza e consulenza legale 
per le criticità relative all’esecuzione dei contratti di appalto aventi per oggetto il ripristino funzionale degli internixdel Complesso 
Pirelli. (Ordinanza n. 284). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


e con DPCM in data 3 meggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
citià di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al*31Y12.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del*9 lugiio 2004 a tutto il 30 
novembre 2604 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


+ con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3218 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
diegli interventi urgenii ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l’emergenza | Assessore ugli Affari 


Geuerali e Personaie della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio deyMinistri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l'art. ] comma 1 delia citata ordinanza 3219/02nòminando Commissaric Delegato il Presidente 
dela Regione Lombardia e conferendo allo stessofacoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
eftidare specifici settori di intervento diretti al saperamento della predetta situazione emergenziale; 


e cor Ordinanza Coinmissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la 
Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004 


RILEVATA la necessità per il Commissario Delegato di avvalersi di una assistenza e una consulenza 
11> 


legale per le criticità emerse nell’esetuzione dei contratti di appalto aventi per oggetto le opere 
inipiantistiche e le forniture da realiZzare all’interno del Coniplesso Pirelli; 
p 


i 
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VISTA la nota Prot. 9/2904 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei4Miristri 
invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzare tutti gliatti e i 
procedimeuti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla normativa vigente e 
che per il mero compietamento dei predetti si potrà agire. anche oltre la scadenza dellè situazioni 
emergenziali, in regime ordinario. 


ACCERTATO che a seguito di iratiative }’ Avv. Sergio De Sio di Rimini,ha manitestato la 
disponibilità di accettare !’incarico di assistenza e consulenza legale in argomento con decorrenza 
dalla sottoscrizione del disciplinare e sino alla conclusione del rapporto contratttiale con Eleca dietro 
riconoscimento di un compenso preventivato in € 25.000,= oltre IVA&e\Y2% C.A. nonchè alle 
condizioni meglio specificate nell’allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atio; 


RITENUTO pertanto di approvare tale disciplinare affidando quindi‘al’ Avv. Sergio De Sio di Rimini 
l’incarico in argomento, in deroga ail’art. 3 comma 5 della legge regionale n. 14 del 19.05.1997 per far 
fronte alle criticità relative all’esecuzione dei coniratti affidati daltCommissario Delegato e inèrenti il 
ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli: 


DISPONE 


Ait.1 — per le motivazioni in premessa addotte di approvare il disciplinare da sottoscriversi con l'Avv. 
Sergio De Sio Via Flaminia n. 171 — Rimini relativopall’incarico di assistenza e consulenza legale a 
sumporto, del Commissario Delegato prima e dell*Amministrazione Regionale poi, in ordine alie 
criticità relative all’esecuzione dei contratti di appalto aventi per oggetto opere impiantistiche e 
forniture da realizzare all’interno del Complesso Pirelli da espletarsi sino al termine dei relativi 
rapporti contrattuali, dietro corresponsione di ui: compenso preventivato in € 25.000,00= cltre IVA e 
2% CA ed alle condizioni meglio specititate nell'allegato schema che forma parte integrante c 
sostanziale del presente atto; | 


Art.5 — di dare atto che il compensb.di cui al precedente punto 1-- sarà liquidato con i fondi 2 
disposizione della Gestione Commissafiale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


Bic 
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Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico di 
consulenza e assistenza legale per gli appalti relativi all’intervento globalé»di 
ripristino funzionale del Palazzo Pirelli 


ART.1 


Il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri per la realizzazione degli interventi da realizzare nel Grattacielo Pirelli, 
dott.ssa Rita Amabile (di seguito denominato ‘il Soggetto Attuatore”), conferisce 
all’avv. Sergio De Sio con Studio in Rimini, Via Flaminia, n.A7+P.I. 00598160406 
(di seguito denominato “il professionista”), l’incarico professionale di prestazioni, 
di consulenza ed assistenza legale avente per oggetto quanto specificato al 
successivo art. 2. 


ART. 2 


L’incarico ha per oggetto l’assistenza e la consulenza legale per le criticità relative 
all’esecuzione dei contratti di appalto affidati dal Commissario Delegato per la 
Emergenza Pirelli sede della Regione Lotînbardia aventi per oggetto le opere 
impiantistiche e le forniture da realizzare all’interno del Complesso Pirelli. 


L’incarico verrà svolto a far data dall’actettazione del presente disciplinare da parte 
del Soggetto Attuatore ed avrà terminé alla conclusione del rapporto contrattuale 
con Eleca, e comunque entro l’anno 2005. 

Le prestazioni verranno svolte faterido riferimento all’Organo o all’Ufficio che ha 
affidato l’incarico e, qualora la Gestione Commissariale non venisse prorogata oltre 
il 30. 11.04, alla Regione Lombardia, che provvederà ad indicare le Strutture di 
riferimento. 


L’incarico verrà effettuato” 

con espletamento di“prestazioni professionali concretantisi in assistenza e 
consulenza legale, informa orale e scritta, relative all’intero rapporto di appalto di 
cui sopra anche néi suoi risvolti di natura contenziosa. 


Il Soggetto Attuatore potrà inviare, inoltre, al suddetto professionista la richiesta di 
pareri scritti pér le questioni giuridiche inerenti gli appalti oggetto del presente 
incarico per le quali riterrà necessario un parere legale che dovrà essere inviato per 
iscritto possibilmente entro dieci giorni da ogni singola richiesta. 


Le prestazioni svolte verranno coordinate con quelle di competenza 
dell’Avvocatura della Regione Lombardia e dei legali già incaricati dalla Gestione 
€òmmissariale in modo da assicurare un indirizzo uniforme da parte della stazione 
appaltante nei confronti dell’appaltatore. 


1 
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L’incarico si svolgerà di regola presso la sede del committente in Milano. 


ART. 3 


AI suddetto professionista per le attività di cui al precedente art. 2 sarà riconosciuto 
il compenso previsto dalla tariffa professionale per cui si prevede un.cCompenso di 
Euro 25.000,00= - comprensivo di ogni spesa - oltre 20% I.V.A. e. 2% C.A. con 
ritenuta d’acconto da applicarsi ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 2 settembre 1973, n. 
600. 


E’ fatta salva successiva integrazione di tale compenso/eon riferimento alle 
prestazioni effettivamente svolte, al valore della pratica, 4} livello dell’eventuale 
verosimile contenzioso, nel rispetto dei criteri stabiliti dallà\sopramenzionata tariffa 
professionale. 


Si precisa che sono da ricomprendersi nel presente disciplinare le prestazioni 
professionali in materia giudiziale. 


Il Soggetto Attuatore avrà facoltà di revocare, previo preavviso di quindici giorni, 
il presente incarico. In tal caso il compenso spettante al professionista sarà pari al 
lavoro effettivamente svolto che non potrà mai comunque superare l’importo di cui 
al primo comma del presente art. 3. 
ART. 4 

Tutte le modifiche che dovessero essere apportate al presente incarico dovranno 
essere effettuate ed approvate per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere 
in merito all’interpretazionèesecuzione, validità o efficacia del presente contratto 


sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. 


Milano, 


Per accettazionexavv. Sergio De Sio 
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ORDINANZA 24 novembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società Metroweb S.p.A. della fattura n. HC0403 del 29 ottobre 2004 per erogazione di servizi 
relativi al contratto d’appalto per il ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati della Giunta Regionale. Periodo settem- 
bre-ottobre 2004. (Ordinanza n. 285). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


=» con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 34’ dicembre 2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 — in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


= con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato. Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


=» con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia €\conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di 
un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della 
predetta situazione emergenziale; 


= con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2/agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore 
sino al 30.11.2004 ia dott.ssa Rita Amabile’ 


RICHIAMATE: 


>» l’Ordinanza Commissariale n4& 28 dell’11.12.2002 di approvazione del contratto 
d'appalto per la fornitura del sérvizio stipulato con la società Metroweb S.p.A.; 


— 352 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


> l’Ordinanza Commissariale n. 49 dell’08.05.2003 a parziale rettifica dell'Ordinanza n. 
28/2002 sopra richiamata, per errore materiale di trascrizione; 


>» dell'avvenuta sottoscrizione del contratto in data 18.12.2002; 


VISTA la fattura n. HC0403 del 29.10.2004 di € 176.400,00= IVA compresa, emessa dalla 
società Metroweb S.p.A. a seguito dei servizi erogati nel periodo dei mesi di settembre ed 
ottobre, giusta Ordinanza n. 148 del 21.06.2004; 


PRESO ATTO del benestare alla liquidazione da parte del Dirigente ‘responsabile della 
Struttura Sistemi Informativi e Comunicazione della Direzione generale Presidenza - a 
supporto della Gestione Commissariale espresso in data. ‘22/11/2004 (protocollo 
A1.2004.0056805) conservata agli atti della Gestione Commissariale; 


RITENUTO di dover liquidare a favore di METROWEB S.p.A. importo di € 176.400,00= 
IVA inclusa, in relazione ai servizi erogati, riscontrata la regolarità della stessa; 


DISPONE 


di liquidare, per i motivi in premessa addotti, mediante“. fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale, giusta Ordinanza commissariale,‘n)/49/2003 a favore di METROWEB 
S.p.A. l'importo di € 176.400,00= IVA compresa\a saldo della fattura n. HC0403 del 
29.10.2004 sul conto corrente bancario N. 3291/26 Banca Popolare di Sondrio, Via S. 
Maria Fulcorina, 1 — Milano — ABI 05696 — CAB'01600. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 novembre 2004. 


Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto 
stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77 del 24 marzo 2004. Approvazione perizia di variante ‘suppletiva n. 2. 
(Ordinanza n. 286). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 
PREMESSO che: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stata dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 3i 
dicembre 2005, cor DPCM del 19 dicezibie 2003 al 30 giugnd-2004 è con successivo 
DPCM del 9 luglio 2004 a tutto 11 39 novembre 2004 - inkrèlazione agli: ingenti danni 
conseguenti all’Evento che ha interessato 1! giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione 


To; ul ie 
LONMOoarala; 


«von Ordinanza dei 7 giugno 2002 n.5219 i Minisirò dell’Interno — Delegato per ©! 

Coorcinanenio della Protezione Crvite — ha nominato Commissario Delegato per ia 

realizzazione degii interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
Vemersenza 1 Assessore agii Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


è con Oidiganza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 ciel 27/05/03 e stato 
modificato Vart. i comma 1 della citata, &rdinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato :1 Presidente della Regione tombardia e conferendo allo stesso facolta di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta siuazionveniergenziale; 


e con ordinanze commissariale 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di 


Soggetto Attuatore al dirigentevdell’Unità Organizzativa Contraiti e Patmmonio e Serviz 
Operativi della Dir ezione Genèrale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 


a 
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RICHIAMATE: 


e l’ordinanza commissariale n.9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto, Esetutivo 
relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso, Pirelli di 
cui ai ictti funzionali identificati con le lettere B e C; 

e l’ordinanza commissariale n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Fleca di 
Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C; 

» l’ordinanza commissariale n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d’atto. e Validazione delle 
modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture; 

e la sottoscrizione del contratto n. racc CD 77/04 afferente i lavorisdirecupero funzionale 
in argomento - avvenuta in data 24 marzo 2004 - e della modalità di contabilizzazione 
delle lavorazioni, prevista a misura (art. 6 del contratto ); 

e l’ordinanza commissariale n. 224 del 4.10.2004 di approvazione della perizia suppletiva 
di variante n. 1; 


PRESO ATTO della presentazione degli atti di cui si compone la presente perizia ed in 
particolare: 


A) della relaziore tecnico-economica. che classifica come di seguito ie varianti : 


1. restauro e rifacimento dei sottofondi \a’seguito delle constatazioni deli’effettivo 
stato e consistenza degli stessi emersè successivamente alla rimozione delle varie 
tipologie di pavimento, non riscontrabili in sede di progettazione; 

diversa quantificazione delle pareu mobili dovuta a ridistribuzione dei lay out e a 

modifiche tipologiche richieste/degli eredi Ponti, non previste contrattualmente; 

opere complementari strutturali agli ascensori 11,13,14,15 e 22 finalizzate alla 
| messa in sicurezza; 

4. interventi nel piano interrato area bar spogliatoio resesi necessari per la presenza 

di una trave non rilevabile in progetto, che ha imposto nuovo lay out; 

risanamento struttutaàle soletta Palazzine, a seguito del riscontro della siluazione di 

degrado delle solette in nignatie dei solaio 2 piano Palazzina Galvani e 3° piano 

Palazzina Pirelli filevate successivamente alla rimozione dei controsoffitti; 

6. risanamento strufturale soletta Aula Consiliare, a seguito di riscontro di situazione 
di degrado sù parte delle solette in pignatte dell’ Aula Consiliare rilevata con ia 
rimozionéedel controsoffitto; 

7. coppelle-per alloggiamento maniglie poste, valutata l'opportunità, non prevista dal 
progetto, della predisposizione di un vano per l'alloggiamento delle maniglie al 
fin&di consentire l’ apertura a 90 ° della porta; 

8. fernitura e posa di cilindri per porte, essendo stata valutata 1° opportunità da parte 
delle Struttura Sicurezza di una chiave master con unica mappa per tutto il 
Palazzo; | 


Du 


(SP) 


1 


BYUY nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei 
lavori in variante suppletivi ammonta ad € 392.568,43= 


—. 33 
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ACCERTATO che con nota prot. 1933 del 22.11.2004 la Direzione Lavori trasmettendo gIhatti 
di perizia ha evidenziato che l’impresa Eleca, pur sottoscrivendo lo schema di.@aito di 
sottomissione con riserva, non ha inteso sottoscrivere i documenti di variante, ivi compresi i 
verbali di concordamento nuovi prezzi; 


VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori; 


RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto - considerata la facoltà di deroga all’art. 25 della 
legge quadro dei lavori pubblici ammessa dall’ordinanza ministeriale n. 3219del 7 giugno 2002, 
stante l’urgenza di concludere l’intervento di ripristino funzionale dell'intero Complesso - 
appurato che l’importo della variante de qua non supera il quinto(d’obbligo e pertanto, in 
attuazione del combinato disposto di cui all’art. 10 D.M. 145/2000%e, all’art.136 DPR 554/99 
comma 5, di approvare la variante suppletiva stessa; 


DISPONE 


Art, 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addottè/è® che si intendono integralmente 
ritrascritte - nell'esercizio della facoltà di deroga all’artN25 della legge quadro dei lavori 
pubblici, ammessa dall’ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002 per il superamento 
dello stato d’emergenza di cui al DPCM 3 maggio 2002 la variante n. 2 al contratto n. racc CD 
77; 2004 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù; 


Art.2- di dare atto che ja variante in approvazione-rigtiarda: 


restauro e rifacimento dei sottofondi; 

diversa quantificazione e parziale modifica tipologica delle pareti mobili; 
opere complementari strutturali agli ascensori 11,13,14,15 e 22; 
interventi nel piano interrato are&bat spogliatoio; 

risanamento strutturale soletta Palaàzzine; 

risanamento strutturale solettavAula Consiliare, 

coppelie per alloggiamento,mamiglie porte; 

fornitura e posa di cilindfi per porte 


PUN 


DUO 


Art.3 — di dare atto altresì (che la perizia di variante n. 2 si compone dei seguenti allegati, 
depositati presso la Gestione Commissariale: 


È. relazione techicò-economica; 

» quadro economico comparativo di raffronto; 

». analisi nuovi prezzi dall’NP02 all’NP 49; 

>» verbale di concordamento nuovi prezzi dall’NP 02 all’NP 49, non accettati 
dall’ Appaltatore; : 

» schema di atto di sottomissione: 


Art.4 — di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 19.995.315,60=, indicando in 
€ 476.970,64= l’ulteriore somma da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 novembre 2004. 


Liquidazione in favore dell’A.T.I. ISA S.p.A. - Grassi & Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni S.p.A., per spostaménti cantie- 
ristici del Complesso Pirelli, riferiti ai cosiddetti «lotti A-B-C-D». (Ordinanza n. 287). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che; 
è con DPOM de! 3.05 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nelterritorio delia città 
di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che haNnteressato il giorno 
18 aprile 2002 ia sede delia Regione Lombardia; 
e con successivo DFCM in data 25.11.2002 è stata disposta la proroga fino ai 31.12.2003, 
ceri DPCM del 12 dicembre 2003. a ‘tutto il 30 giugno 2004 e cafrulteriore DPCM del S iuglio 
2004 è stata prorogata fino al 30.71.2004; 


e con Ordinanza del Presidente dei Corsiglio dei Ministri n.-3288 deli 27 maggio 2005, con 
la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del\Vgiugno 2902, il Presidente delia 
Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi ci un 
Soggetto Attuatore degli interventi diretti ai superamento della situazicne emergenzizalie, 


e cor Ordinanza commissariale n. 150 dei 2 ‘agosto’ 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 la dr. sso Rita Ar-aBile! 


LERTAFO CHE. 

-  conordine dì i... N.5 in dais 16 01:84 del Direttore dei Lavori archi. Renaio Sarno — 
conservato agli atti della Gesticne Coriinissariale - è stato disposto lu spostamento degli 
apprestamenti cantieristici per consentire “esecuzione dei lavori inerenti il restauro de! 
piazzaie antistante ii compiesso@Pire!li, alle iinprese in A.T.I.ISA SpA, Grassi & Crespi 
Sri, Viarcora Costruzioni SpA; 


che dal “Quadro Econoriec” dei “Lotti A-D" alla voce “Somme a disposizione 


dell'Aniministrazione” si évince l'imporfo previsto per gli spostamenti cartieristici delle 
impresa in ATI. 


—.$97 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


VISTE le fatture sotto indicate emesse dall'A.T.l. per oneri sostenuti in relazionet allo 
spostamento cantieri: 


-  ISA SpA n. 256 dei 31.08,2004 per "importo di € 8.054,64= IVA inclusa; 

- GRASSI! & CRESPI Srl n. 14S del 31.08.2004 per l'importo di € 43.482 ,55=.IVA inciusa; 

-  MARCORA Costruzioni SpA n. 304 det 30.08.2004 per l'importo di € 49,785,96= IVA 
inclusa; 


DATO ATTO del benestare espresso dal Direttore dei Lavori arch. Renato Sarro in data 
12.11.2004, circa la congruità degli importi esposti dalle Imprese in A.Tri»per gli spostamenti 
cantieristici; 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 92.523,15= 
valutata la regolarità e ia conformità deile fatture presentate. 


DISPONE 


Per le motivazioni in premessa addotte, di liquidare in favore dell’A.T.I. l'importo complessivo di 
‘+ € 92.323,15= per ie fatture sotto indicate emesse in relazione agli oneri sostenuti dalle Imprese 
stesse per gii spostamenti cantieristici: 


« ISASDA n. 256 de! 31.08.2004 per l'importo\di € 3.054,64= IVA inclusa. 

s GRASSI & CRESPI Srl n. 149 del 31.08.2004\per l'importo di € 43.482,55= IVA inclusa. 
e  MARCORA Costruzioni SpA n. 304 det 30.08.2004 per l'importo di € 40.785,56= iVA 
inclusa. 


mediante i fondi a disposizione della Gestioné Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 novembre 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Integrazione autorizzazione al subappalto a favore della ditta Pak-Tta Elettrica con 
sede in Cusano Milanino per lavori rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 288). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31N2.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del '9uglio 2004 a tutto il 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento ‘che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02,-nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale: 


e con l’Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla 
dott.ssa Rita Amabile — dirigente dell}Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi 
operativi della Direzione Generale £Risorse e Bilancio” - date le dimissioni rassegnate dal sig, 
Guido Della Frera, precedentemefte nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04; 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della Ordinanza/ri. 3219/02, 
ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della Gestione Commissarialeta totalità degli 
interventi di restauro e recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 

> la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in èssere prima del 18 
aprile 2002 , elencandoli nell’ Allegato “A”della delibera; 

> l’Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR 
n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell’atto di successione in capo, al Commissario Delegato del 
contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso 
nel citato allegato “A” - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della 
Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003; 


VISTA: 

e lanota dell’8 novembre 2004 — ricevuta dal Protocollo della Gestione Commissariale in data 11 
novembre 2004 n. K1.2004.0002835 — con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato 
istanza di estensione dell’autorizzazione di subappalto - già rilasciata a favore della ditta PAK- 
ITA ELETTRICA di Cusano Milanino (MI)\armezzo ordinanza commissariale n. 41 del 26 
febbraio 2004 - per l’esecuzione di lavori riefitranti nella categoria prevalente OS 30 consistenti 
nella posa in opera di canalizzazioni, cavi ed impianti speciali; 

e la documentazione prodotta a supporto dell’istanza autorizzatoria in argomento ; 


RITENUTO, in ragione di quanto sopra esposto di autorizzare l’estensione del contratto di subappalto 
stipulato tra Eleca S.p.A. e ditta PAKXITA Elettrica di Cusano Milanino, comportante una 
ridefinizione dell’importo di subappalto.pari a complessivi € 108.000,00= 


DISPONE 


Art.1 —per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di 
autorizzare l’estensione del, contratto di subappalto già stipulato tra la società ELECA S.p.A e PAK- 
ITA Elettrica di Cusario Milanino (MI) dando atto della nuova definizione dell’importo contrattuale 
pari a complessivi €.108.000,00= per l’esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del 
contratto n. 3371/W5R./1998 “OS 30” consistenti nella posa in opera di canalizzazioni cavi ed impianti 
speciali . 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 novembre 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Integrazione autorizzazione al subappalto a favore della ditta Val'Sìn,c. di Vercelli 
per lavori rientranti nella categoria prevalente 0S30. (Ordinanza n. 289). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.72.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9*luglio 2004 a tutto il 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro, dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l’emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02,.nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al sùtperamento della predetta situazione emergenziale; 


e con l’Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla 
dott.ssa Rita Amabile — dirigente dell’Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi 
operativi della Direzione Generale“Risorse e Bilancio” - date le dimissioni rassegnate dal sig, 
Guido Della Frera, precedentemerite nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04 ; 
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RICHIAMATA: 


> la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fornito un’interpretazione estensiva della Ordinanza. 3219/02, 
ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della Gestione CommissarialeNTa totalità degli 
interventi di restauro e recupero già in essere prima dell’Evento del 18 aprile$ 

> la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della,Regione Lombardia 
autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti inéssere prima del 18 
aprile 2002 , elencandoli nell’ Allegato “A”’della delibera; 

>» l’Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR 
n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell’atto di successione in capo “al Commissario Delegato del 
contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Fleca s.p.a. - incluso 
nel citato allegato “A” - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della 
Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003; 


VISTA: 

e la nota dell’8 novembre 2004 — ricevuta dal Protocello della Gestione Commissariale in data 11 
novembre 2004 n. K1.2004.0002835 — con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato 
istanza di integrazione dell’autorizzazione di subappalto già rilasciato a favore della ditta VAL 
s.n.c.di Vercelli a mezzo ordinanza commissariale n. 179 del 29 luglio 2004 per lavori 
rientranti nella categoria prevalente OS 30 consistenti nella posa in opera di canalizzazioni e 
messa in funzione di impianti speciali ; 

e la documentazione prodotta a supporto dell’istanza autorizzatoria in argomento ; 


RITENUTO, in ragione di quanto sopravésposto, di autorizzare l’integrazione del contratto di 
subappalto stipulato tra Eleca S.p.A. evditta VAL s.n.c. di Vercelli, comportante una ridefinizione 
dell’importo di subappalto pari a complessivi € 302.000,00= 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare 
l’integrazione del contratto disubappalto già stipulato tra la società ELECA S.p.A e VAL s.n.c. di 
Vercelli dando atto dellànuova definizione dell’importo del subappalto pari a complessivi € 
302.000,00=, per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR 
del 1998 “OS 30”, cofisistenti nella posa in opera di canalizzazioni e messa in funzione di impianti 
speciali . 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 novembre 2004. 


Lavori di fornitura ed installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei°vani tecnici e 
sistema spegnimento incendi. Integrazione autorizzazione al subappalto a favore della ditta RM Impianti Elettrici\per lavori rien- 
tranti nell’unica categoria di appalto OS30. (Ordinanza n. 290). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 
PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emefgenza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al.34,12.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 a.tutto il 30 novembre 2004 - 
in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la 
sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiàre l'emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso;facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al‘ superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile, dirigente dell’Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e 
Servizi della Direzione Generale “Risotse e Bilancio”; 


RICHIAMATA: 


» la nota del 22.11.2002 conaquale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha/fornito un’interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, 
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ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al 
recupero funzionale del Complesso Pirelli ; 

» l’ordinanza commissariale n. 60 dell’11 marzo 2004 con la quale sono stati affidati)alla società 
Eleca i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con gestioné intelligente , 
climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi. 


DATO ATTO della consegna lavori formalizzata dalla Direzione Lavori in data'30marzo 2004 ; 


VISTA: 

> la nota dell’8 novembre 2004 — protocollata dalla gestione Commissariale in data 11 novembre 
2004 KI. 2004.000.2833 - con la quale la Società Eleca S.p.A-ha formalizzato istanza di 
integrazione dell’autorizzazione di subappalto, già rilasciata 4 favore della ditta RM Impianti 
Elettrici di Renzi Marco a mezzo ordinanza commissariale. n.121 del 24 maggio 2004, per 
lavori rientranti nell’unica categoria d’appalto OS 30 consistenti nella realizzazione a regola 
d’arte di impianti elettrici; 

> la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza; 


RITENUTO, in ragione di quanto sopra esposto di autorizzare l’estensione del subappalto di cui alla 
citata ordinanza commissariale n. 121 del 24 maggio 2004; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente riportate di autorizzare 
l’estensione di subappalto già stipulato con la società Eleca S.p.A a favore della ditta RM Impianti 
Elettrici di Renzi Marco, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di fornitura e di installazione del 
cablaggio strutturato con gestione intelligente climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento, 
per l’esecuzione di lavori consistenti mella realizzazione a regola d’arte di impianti elettrici , rientranti 
nell’unica categoria di appalto OS30, ridefinendo l’importo del subappalto in complessivi € 
83.000,00=. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 novembre 2004. 


Contratto inserito nella racc. CD69/2004. Liquidazione a favore dei prof. ing. Antonio Migliacci dei compensi professionali 
per l’attività di: Direzione lavori dei cementi armati interni ed esterni al Complesso Pirelli (secondo acconto). Coordinamento in 
fase esecutiva per la sicurezza dei lavori strutturali interni ed esterni al Complesso Pirelli (primo acconto). (Ordinanza n. 291). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 
«con DPCM dal 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territorio 
della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giornc 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con successivo DPCM in data 25.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2903, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto.il 30 giugno 2004 e con 
ulteriore DIPCM del 9 iuglio 2004 è stata prorogata finoval30.11.2004: 


» con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 de! 27 maggio 
2603, con la quale, a parziale medifica dell’ Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2202, il 
Presidente della Regione Lombardia è stato Mominato Commissario Deiegato con 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Atiuatoré\ degli interventi diretti al superamento 
della situazione emergenziale, ° 


* con Ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata 
Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 lavdr.ssa Rita Amabile; 


PRESO ATTO . l 
» dell'Ordinanza commissariale n 189 del 23.12.2003 con la guale si approvava Il 
disciplinare integrativo da stipularsi con i! Prof. Ing. Antonio Migliacci — già incaricato 
dei lavori di risanamento delle solette dei 26° e 27° piano — per. l'affidamento 
dell'incarico di progettazione delle opere strutturali, nonché del cocrdinamento in 
materia di sicurezza, ex D°Igs. 494/96; 
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e delia sottoscrizione del disciplinare integrativo d'incarico avvenuto tra le paîti'in 
data 28.01.2004 inserito nella Raccolta CD 69/2004; 


RICHIAMATO quante previsto dal sopraccitato contratto in particolare ai punti 1.14 e 
16; 


VISTE: 

- fattura n. 68 del 18.11.2004 per € 27.816,51= IVA, Ritenuta.d’atconto e oneri 
INARCASSA compresi, presentata dal professionista come da specifica di parcella 
allegata, emessa quale secondo acconto per la Direzione Lavoridei cementi armati 
interni ed esterni al complesso Pirelli. 


- fattura n. 69 dei 18.11.2004 per € 15.547,38= IVA, Ritenuta d’accento e oneri 
INARCASSA compresi, presentata dal professionista come da specifica di parcella 
allegata, emessa quale primo acconto per il coordinamento in fase esecutiva per ia 
sicurezza dei iavori strutturali interni ec esterni al complesso Pireili. 


RITENUTO di dover provvedere alla liquidazionéNin favore dei Prof. Ina. Antonio 
Migliacci dell'imporio complessivo di € 43.363,89=C a saldo delle fatture sopra indicate 
accertata ia regolarita delle stesse. 


DISPONE 


di liquidare, per [a motivazioni in premessa esposte, a favore del Prof. ing. Antonio 
Migliacci l'importo compiessivo di € 43,365,89= a saldo delle fatture n. 68/2904 e n. 
69/2004 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta 
Ordinanza n. 189/2003. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 26 novembre 2004. 


Integrazione dell’incarico di fornitura arredi speciali su misura per le sale convegni «Pirelli» e «Gonfalone» e armadi rack per 
gli impianti audio video del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate. Approvazione ulteriore contratto integrativo 
di fornitura. (Ordinanza n. 292). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM dei 3 maggio 2002 è stoto dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM. ‘del 9 luglio 2004 sino al 
30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha inveressato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2902 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare ’emerueiza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Ccensiglio \dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è state 
mocificato l'art. 1 comma 1 della citata crdinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


» con ordinanza commissariale rî;180 del 2 agosto 2004 è stata nominata soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo relativo alripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli; 


ACCERTATO che: 
e con ordinanza commissariale n. 246 in data 21.10.2004 è stata affidata mediante 


trattativa privata-alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate ( CO) la fornitura e posa in 
opera degli arredi relativi agii spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli; 
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e in data 9.11.,2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.CD 105/2004 per 
l'importo complessivo di € 550.704,00= IVA compresa; 


+ con ordinanza commissariale n. 278 dei 18.11.2004 è stata affidata ad _UNIFOR S.p.A 
ia fornitura integrativa relativa alie sedute “Vitra” per gli spazi di Alta Rappresentanza; 


s a seguitc della definizione degli arredi speciali su misura necessafi<per l'allestimento 
delle Sale Convegni “Pirelli” e “Gonfalone” e degli armadi rack*degli impianti audio 
vicieo si è provveduto a richiedere alla medesima Società un'offerta economica per la 
fornitura in opera; 


VISTA l'offerta M/630/GFM/sc presentata da UNIFOR S.p.A din data 12.11.2004 per la 
fornitura di arredi speciali per ie Sale Convegno al costo complessivo di € 170.344,13 oltre 
IVA nonché l'offerta Prot. M/601 GFM/sc dei 3.11.2004 relativa alla fornitura di armadi rack 2 
costo complessivo di € 10.824,00.= oltre IVA; 


VISTO il parere delle Strutture Tecniche a supporto della Gestione circa la congruità zlie 
esigenze tecnico funzionale ed estetiche in ordine alle arèe cui è destinata la fornitura; 


RITENUTO di dover affidare alla medesima UNIFOR S.p.A. l'ulteriore fornitura in opera 
degli arredi speciali per l'allestimento delle Sale ‘Convegni e armadi rack per gli impianti 
audio video mediante sottoscrizione di ulteriore contratto integrativo per l'importo 
complessivo di € 181.168,13= oltre IVA alle condizioni meglio specificate nell'allegato 
schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di 
deroga all'art: 3 della iegge regionale 19.05.1997 n. 14; 


DISPONE 


1. per le motivazioni in premessa-addotte di affidare l'ulteriore fornitura in opera integrativa 
al contratto RACC.CD n. 105/2004 giusta ordinanza n. 246/2004 stipulato con UNIFOR 
S.p.a. relativa agli arredi Speciali su misura per l'allestimento delle Sale Convegni “Pirelli” 
e “Gonfalone” e armadi rack per gli impianti audio video del Palazzo Pirelli, per l'importo 
comiplessivo di €.217.401,75.=IVA compresa, ed alle condizioni meglio specificate nello 
schema di contratto Che allegato ai presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto chela liquidazione della snesa verrà effettuata con le modalità previste dal 
contratto di cuiNal precedente puntc 1, dietro presentazione di regolare documentazione 
contabile. mediante è fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ULTERIORE CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA 
TRA 


Il Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Potà n. 14, 
Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, comè indicato 
dall’Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive. modifiche (di 
seguito denominato “Commissario delegato” o Committente) 


E 


UNIFOR S.p.A., con sede in Turate (CO), Via Isonzo n. 1, C.F.é Partita IVA n. IT 
00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Marinelli (di seguito 
denominata "UNIFOR” o Fornitore). 

PREMESSO CHE: 


>» con Ordinanza Commissariale n. 246 in data 21.10.2004 è stata affidata mediante 
trattativa privata l’incarico di fornitura e posa in operà degli arredi relativi agli spazi 
di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO); 


» in data 9 novembre 2004 è stato sottoscritto” il contratto CD 105/2004 per la 
fornitura e posa in opera di arredi per l’ammontare complessivo di € 550.704.= IVA 
compresa; 


» con Ordinanza Commissariale n. 278 in, data 18.11.2004 è stata affidata ad UNIFOR 
S.p.A la fornitura integrativa relativa alle sedute “Vitra” per gli spazi di alta 
rappresentanza 


> a seguito della definizione dei competenti Uffici degli arredi speciali su misura 
necessari per l’allestimento- delle Sale Convegni “Pirelli” e “Gonfalone” e la 
fornitura e posa in opera‘degli armadi Rack per l’impianto audio video si è 
provveduto a richiedere untofferta economica alla medesima Società; 


> in data 12 novembre 2004 la Società UNIFOR S.p.A. ha inoltrato offerta n. M/630 
GFM/sc per la fornitura în opera di tali arredi speciali per un costo complessivo di € 
170.344,13 oltre IVA; 


la fornitura in opera dei Rack per un costo complessivo di € 10.824,00 oltre IVA 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 «OGGETTO 

II Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, l’ulteriore fornitura integrativa. 
relativa agli arredi speciali su misura, per le Sale Convegni "Pirelli” e “Gonfalone” e 
artiiadi Rack per gli impianti audiovideo del Palazzo Pirelli, meglio specificate nelle 
offerte Prot. M/630 GFM/sc del 12 11.04 e Prot. M/601 GFM/sc del 3.11.2004 che 
attegate alla presente scrittura privata ne formano parte integrante e sostanziale 
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Art. 2 - CORRISPETTIVO . 
Per la fornitura di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà 
l'importo complessivo pattuito in € 181.168,13.= oltre IVA 

UNIFOR si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto dei presente contràtto e 
nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante. 


Art. 3 - CAUZIONE . 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso 
il pagamento delle penali, UNIFOR SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa integrativa per l’importo di €18.116,00 che prevede ‘èspressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta 
garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo 


Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO 
Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relative ai tempi di 


consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le-altre di cui al contratto n. 
105/2004 sottoscritto in data 9.11.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 246/2004. 


Letto, confermato e sottoscritto 


ga A 
D’Ordine del Commissario Delegato UNIFOR S.p.A. 
Il Soggetto Attuatore Il Direttore Generale 
Dott.ssa|Rita Amabile dott.G.Franco Marinelli. 


Ni) 


Ai sensj/ di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti 
sottoscrivono espressamente gli Artt. 1.2.3.4 del presente contratto. 


Pale 
D’Ordine del Cdmmissario Delegato UNIFOR S.p.A. 
Il Soggetto Attuatore Il Direttore Generale 
Dott.ssa Vai Dott. G.Franco Marinelli 
ni 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. 


Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relative al Palazzo PirellivAffidamento 
alla Società Metroweb S.p.A. di forniture e lavori di implementazione al contratto CD86/2004 nonché dei servizi felativi il reinse- 
diamento del palazzo. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 293). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


‘sè con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato \di emergenza nel 
verritorio della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 
31.12.2093, con BPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno“2004 e cor DPC del 9 
iuglio 2004 sino al 36.11.2004, in reiazione agli ingenti danni conseguenti all'evento 
che ha interessato # giorno 18 aprile 2002 ia sede delta Regione Lombardia: 


e con Ordinanza ciel 7 giugno 2002 n, 3219 il Ministre-dell'Interno — Delegato per il 

Coordinamento deria Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per ia 

PAZZI RE degii interventi urgenti ec indifferibili finalizzati i fronteggiare 
‘emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato Vari. 1 - 1 de;la Zitate ordinanza 3215/02, nominando 
Commissario Delegato ii Presidente deilaà Regione Lombardia e conferendo atio 
gtocso facoltà di avvalersi - un Soggetto Attuatore cui affidare specirici settori di 
intervento diretti-al superamento delia/predetta situazione emergenziale: 


+ con ordinanza commis 


rialetm. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rit a 


sari 
a Anraiile sino ai 30.11.2004; 
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ACCERTATO che: 

» con ordinanza commissariale n. 120 in data 20 maggio 2004 è stato affidato alla 
Società Metroweb S.p.A il ripristino deila rete multimediale integrata fonia. dati e dei 
servizi ad essa connessi relativa al Palazzo Pirelli; 

in data 14 giugno 2004 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto n. racc. CD 
86/2004; 


NI 


CONSTATATA 3 

> la necessità di forniture e lavori di implementazione necessari perrl’Aula Consigliare , 
per le saie multimediale nonché per l’Ufficio del Presidente della\Giunta Regionale, non 
previste dal contratto sopraevidenziato; 

ia necessità di garantire per il reinsediamento del PalazzoPirelli il trasloco degli utenti 
regionali, l’inizializzazione e gestione del cablaggio strotturato “AMP” la gestione e 
conduzione delle sale multimediali, l'Auditorium, del sistema fonia dati e apparati dati 
(swich) nonché la manutenzione generale sino a tuttoril,2005; 


vw 


PRESO ATTO che a seguito di trattative intercorse-tra ì competenti uffici tecnici Sistemi 
Informativi e Comunicazione, nonché del consulente tecnico a supporto della Gestione 
Commissariale, la Società Metroweb S.p.A ha inoltrato offerta in data 11.11.2004 relativa 
alla fornitura implementare, offerta dei 27.11:2004 reiativa ai prezzi unitari di trasloco 
utenti ed offerta del 24.11.2004 relativa @Iscosto di inizializzazione dei cablaggio e al 
cencne mensile di cestione e manutenzione del sistema, manifestando la disponibilità alla 
sottoscrizione di un ulteriore contratto di servizi e forniture in opera, complementare 
rispetto el contratto CD 86/2004, per un importo preventivato in € 1.200.000,00= IVA 
compresa, meglio dettagliato nelle sopra richiamate offerte, che aliegate a! contratto 
stesso ne formano parte integrante.e Sostanzia:e del presente atto; 


RITENUTO , a seguito di parere favorevole espresso dalla competente U.O. Sistemi 
Informativi e Comunicazioné»circa la congruità delle offerte , agli atti della Gestione 
Commissariate, di dover approvare e sottoscrivere il contratto integrativo da stipularsi con 
Metroweb S.p.A.. relativo.a forniture e lavori di impiementazione non previsti dal citato 
contratto principale nonché i servizi relativi al reinsediamento degli utenti regionali nel 
Palazzo, !a gestione e ia Manutenzione per l'anno 2005 degli apparati dei sistema integrato 
in argomento neli’esercizio della facoltà di deroga all'art. 3 delia legge regionale 19 maggio 
1997 n.14, ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219/2002, ed in attuazione di quanto 
dispesto dal R.D. 25 maggio 1924 n. 827. 
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DISPONE 


1. per ie motivazioni in premessa addotte, di approvare e sottoscrivere il contratto 
integrativo da stipularsi con Metroweb S.p.A di Milano relativo a forniture e’lavori di 
implementazione non previsti dal contratto n. racc. CD 86/2004 nonché®per i servizi 
relativi al reinsediamento degli utenti regionali nel Palazzo, la \gestione e la 
manutenzione per l’anno 2005 degli apparati del sistema integrato fonia dati e servizi 
ad essa connessi; per l'importo complessivo preventivato in €.1,200.000,00=IVA 
compresa, meglio dettagliato e alle condizioni tutte specificate nell'allegato schema che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 


2. di dare atto che si procederà alla liquidazione degli importi secondo le modalità stabilite 
dal contratto di cui al precedente punto 1, mediante 42fondi a disposizione della 
Gestione Commissariale. 


D'’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO AFFERENTE IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI 
FONIA/DATI DEL “PALAZZO PIRELLI” E RIENTRO AL PIRELLI. 


L'anno duemilaquattro il giorno............del mese di presso la sede del 
Commissario Delegato all’Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n. 
3219/2002 e successive modificazioni 

PREMESSO CHE: 

e con ordinanza commissariale n. 120 del 20.05.2004 è stato approvato 
il contratto con la Società Metroweb S.p.A. relativo al sistema 
integrato del servizio fonia dati multimediale del Palazzo Pirelli. 

e In data 14 giugno 2004 è stato sottosetitto tra le parti il contratto n. 
RACC.CD 86/2004. 

TRA 

Il Commissario Delagato per l'’Emergenza Pirelli (in seguito denominata 

Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile 

giusta Ordinanza Commissafiale n. 180/2004, domiciliata per la carica 

presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20 

E 

la Metroweb S.p.A. (in seguito denominata Metroweb o Appaltatrice) con 

sede legalé. in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, C.F/P.IVA 

12292090151, qui rappresentata dal sig. Stefano Cetti, nato a Como il 

25/11/1960 che qui interviene ed agisce nella sua qualità di consigliere 

delegato, domiciliato per la carica presso la sede legale della società. 

Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto 


appresso. 
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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto comprende: 
e il ripristino del servizio di fonia/dati relativo al “Palazzo Pirettî”, 
prevede: 
- ulteriori forniture e lavori di implementazione di quanto già 
previsto nei lavori di ristrutturazione 
-  l’inizializzazione mediante il caricamento delle informazioni 
di ciascuna utenza nel cablaggio intelligente 
- il trasloco e l'insediamento degli utenti regionali nel Palazzo 
Pirelli ristrutturato 
- la gestione e la manutenzione del'eablaggio intelligente 
- la gestione e la manutenzione delle nuove sale multimediali 
- la manutenzione del sistema-di fonia 
- la manutenzione delle apparecchiature dati 
La Metroweb assume l'obbligo di realizzare quanto segue: 


- ulteriori forniture e lavoridi implementazione 

1) copertura GSM presso aula Consigliare, Spazio Regione e palazzine; 
2) celle wireless LAN; 

3) posa di tubi passaggio cavi; 

4) trasloco e rimontaggio interfono Presidente; 

5) posa staffe permonitor sale multimediali; 

6) ulteriori 40 punti TV presso piani del Consiglio Regionale; 

7) segnale RF‘ulteriori 5 canali per il Consiglio Regionale; 

8) apparati per TV al plasma Presidente Giunta. 


Offerta MTW/CBD/051 bis/04/sc/Bli dell’11 novembre 2004 ( AllegatoA) 
- Spostamenti, trasloco e reinsediamento degli utenti regionali 
Offerta MTW/CD/120/04/SC/RR del27 ottobre 2004 (allegato B) 

-  l’inizializzazione mediante il caricamento delle informazioni di ciascuna 


utenza nel cablaggio intelligente 
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- la gestione del cablaggio strutturato AMP 

- la gestione e la conduzione delle nuove sale multimediali e l’auditorium 

- la manutenzione del cablaggio strutturato AMP 

- la manutenzione delle apparecchiature audio-video delle sale multimédiali 
e dell'auditorium 

- la manutenzione del sistema di fonia 

- la manutenzione delle apparecchiature dati 
Offerta MTW/CBD/063/04/SC/Bli del 24 novembre 2004( Allegato 

C) 

Gli allegatiA,B,C costituiscono parte integrante‘e sostanziale del presente 
contratto. 

ART. 2 - DURATA, DECORRENZA E,/FIRMA DEL CONTRATTO. 

La durata del contratto ha inizio a decorrere dalla data di stipulazione ed 
è così articolata: 

- Voce 1) ulteriori forniture e lavori di implementazione avrà 
decorrenza dalla.data del presente atto e terminerà entro il 
31.12.2004 

- Voce 2) “finizializzazione del cablaggio intelligente avrà 
decorrenza”dalla data del presente atto e terminerà entro il 
31.0X20905 

- Voce”3) il trasloco e l'insediamento degli utenti regionali avrà 
decorrenza dal 1.03.2005 e comunque fatta salva la facoltà del 
Commissario di differire o anticipare di 30 giorni tale decorrenza. 

- Voce4) 


la gestione dei cablaggio strutturato AMP 
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la gestione e la conduzione delle nuove sale multimediali e 
l'auditorium 

la manutenzione del cablaggio strutturato AMP 

la manutenzione delle apparecchiature audio-video delle sale 
multimediali e dell’auditorium 

la manutenzione del sistema di fonia 

la manutenzione delle apparecchiature dati 


avranno decorrenza dalla data di inizio dell’insediamento. 


Metroweb si impegna a rendere disponibili tutti i‘ servizi inerenti il presente 
contratto entro la data sopraindicata, fatte salve eventuali cause esterne 
a lei non imputabili documentate. 

A conclusione della gestione .commissariale, prevista per il 
30.11.2004, qualora non fosse prorogata con apposita 
ordinanza ministeriale, succederà nel rapporto contrattuale a 
tutti gli effetti la Regiohe Lombardia, che provvederà ad 
adottare i conseguenti.provvedimenti. 

ART. 3 - CORRISPETTIVO 

I corrispettivi, IVAvesclusa, sono indicati nelle offerte economiche e 
riepilogati nelSeguente prospetto: 


- Voce 4) ulteriori forniture e lavori di implementazione 
copertura GSM aula Consiglio Regionale 


e\Spazio Regione € 97.000,00 
€ 60.000,00 

celle wireless LAN € 6.800,00 
€ 1.600,00 

posa tubi di passaggio cavi € 35.000,00 

trasloco e rimontaggio impianto interfono 

del Presidente € 6.500,00 


ii 
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posa staffe di fissaggio monitor 


sale multimediali € 8.500,00 
ulteriori 40 punti TV per i piani 

del Consiglio Regionale € 6.000,00 
segnale RF di ulteriori 5 canali 

TV per il Consiglio Regionale € 13.000,00 
fornitura di apparati per funzionamento 

TV al plasma del Presidente € 1450,00 
Totale € 235.850,00 


- Voce 2) inizializzazione del cablaggio intelligente”importo una 
tantum di € 8.500,00 


- Voce 3) trasloco degli utenti regionali, per quantificare l'importo si 
rimanda alle quotazioni unitarie previste invofferta a seconda delle 
condizioni e delle circostanze in cui Verranno effettuati i traslochi 
stessi. 

Si indica in preventivati 2000 ilnumero di utenti regionali da 
traslocare; 

- Voce 4) importi riferiti al canone mensile 
la gestione del cablaggio strutturato AMP € 11.500,00 
la gestione e la conduzione delle nuove sale multimediali e 
l’auditorium €‘82400,00 
la manutenzione del cablaggio strutturato AMP € 3.000,00 
la manutenzione delle apparecchiature audio-video delle sale 
multimediali e dell’auditorium € 1.500,00 
l&xmanutenzione del sistema di fonia € 4.950,00 
la manutenzione delle apparecchiature dati € 4.550,00 

ART. 4- ESTENSIONE DEI SERVIZI 
4.1 L’Appaltatrice potrà aumentare, variare o aggiornare, a richiesta del 


Commissario i servizi richiesti dal presente contratto di appalto, anche 
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in caso di “servizi innovativi” complementari a quelli oggetto del 
contratto ed avviati ex novo. In tali ipotesi il corrispettivo viene 
adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnica/finanziaria 
prodotta dall’Appaltatrice in contraddittorio con lo staff/.,tecnico 
nominato dal Commissario ed approvata dal Commissario: he/somma 
dei “servizi innovativi” richiesti sarà contenuta nei limiti diycui all’Art.7 
comma 2 lett. e) del d.lgs. 157/95. 

4.2 Nessun lavoro aggiuntivo e/o comunque diverso.da quello previsto in 
contratto può essere erogato senza il preventivo assenso formale del 


Commissario 


ART. 5- COLLAUDO 


I servizi indicati alle voci 1) e 2) dovfanno essere collaudati entro e non 
oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di fine lavori indicata nel 


precedente ART. 2.. 


ART. 6 - PENALI 

Fatti salvi i casi, di” forza maggiore od imputabili alla Gestione 
Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel 
precedente ART. 2, l'Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente 
danno arreeato per un valore massimo complessivo pari al 10% del 
corrispettivo previsto per quel determinato servizio. 

Il caleolo e l'applicazione delle penali sarà attivato come segue: 

6.1 Per ogni giorno di ritardo, rispetto alle scadenze previste nell’ ART. 2, 


per cause imputabili all’Appaitatrice, il Commissario si riserva il diritto di 
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applicare una penale pari a 0,5 % (0,5 per cento) dell'importo previsto per 
la fornitura di quel servizio. 

6.2 Qualora il ritardo di cui al comma precedente avesse durata superiorè 
ai 20 (venti) giorni, il Commissario si riserva il diritto di risolvere,.in‘tutto 
od in parte, il contratto, eventualmente affidando la fornitura&a terzi in 
danno dell’Appaltatrice, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del 
danno. 

Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia 
imputabile a terzi cui l’Appaltatrice abbia affidato il servizio in oggetto. 

In caso di collaudo negativo, per cause imputabiliall'Appaltatrice, 

6.3 il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5 % 
(0,5 per cento) del valore dell'importo/del servizio soggetto a collaudo, 
per ogni giorno intercorrente fra la dataà,del verbale di collaudo negativo e 


la data del nuovo verbale positivo. 


ART. 7 - USO PRIVATO E 'SUBAPPALTO 

| servizi oggetto di subappalto non possono superare il 30% dell'importo 
complessivo dell'appalto; la Società appaltatrice dovrà indicare, nella 
pianificazione del progetto, i servizi che intende subappaltare. 
L’Appaltatrice,, nel caso di ricorso alla facoltà del subappalto, dovrà 
rivolgere .. le ‘relative istanze per il rilascio delle autorizzazioni al 
Commissario, obbligandosi al rispetto delle prescrizioni sancite dall'art.18 
della L55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Inxcaso di subappalto i corrispettivi relativi all'oggetto del medesimo 


verranno corrisposti all’Appaltatrice e non direttamente al subappaltatore. 
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ART. 8 - REVISIONE PREZZI IN BASE AGLI INDICI ISTAT 

Per i primi dodici mesi successivi alla stipula del contratto, i corrispettivi 
indicati nell'offerta economica non subiranno revisioni relative all’indiee 
ISTAT. A decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, successivo a‘tale 
periodo, tali corrispettivi verranno adeguati, previa necessità di preavviso 
da parte dell’Appaltatrice, secondo la variazione accertata. dall'ISTAT, 
verificatasi nel periodo ottobre-settembre, nell'arco dei .dedici mesi che 
precedono l'anno interessato all'adeguamento. 

ART. 9 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

L’Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo 
di efficacia del contratto, il Commissario, @&?gli eventuali terzi anche in 
sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere 
od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, 
comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa. 

ART. 10 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

La fornitura dei servizi, previsti dovrà essere svolta nel rispetto ed in 
ottemperanza delle4 disposizioni di Legge, in particolare di quelle 
riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e 
subfornitura ir, vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 
corso della durata del contratto. 

A titola indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni 
provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza 


dellé norme emanate con: 
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10.1 D.P.R. 27/04/1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” s.m.i.; 

10.2. D.P.R. 19/03/1956 n° 302 “Norme per la prevenzione mdegli 
infortuni di lavoro” integrative di quelli generali emanate condb)D.P.R. 
n°547 s.m.i.; 

10.3 D.P.R. 19/03/1956 n°303 “Norme generali per l’igiene»del lavoro” 
s.m..; 

10.4. D.P.R. 20/03/1956 n°320 “ Norme per la» prevenzione degli 
infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei” sîimri.; 

10.5 D.P.R. 30/06/1965 n°1124 “Testo unico per le disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gliinfoftuni sul lavoro e le malattie 
professionali” s.m.i.; 

L'Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, 

compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del 

personale dipendente a tutti\gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da 

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di 

lavoro e di assicurazioni-sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. 

Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro 

Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, 

applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui 'Appaltatrice non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse 


associata. 
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L’Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche 

dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. 

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme=e 

prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo .carico 

dell’Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, 

ad alcun titolo, al Commissario. 

L'Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza-delle norme, delle 

prescrizioni tecniche e di sicurezza predette. 

Quando il personale dell’Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, 

in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei 

locali della Regione Lombardia, al fine di' ottemperare agli obblighi previsti 

dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le pafti si impegnano a cooperare per 

attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto. 

Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Appaltatrice o 

alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a: 

10.6. iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; 

10.7 iscrizione INAIL; 

10.8. dichiafazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali dell'ultimo triennio; 

10.9 “posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi; 

10.40 estremi del CCNL applicato ai dipendenti. 

Gli èventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto 


del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di 
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esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle 
prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta 
manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti 
dall’Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, cohla 
sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilità. 
Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo 
all’Appaltatrice ed al suo legale rappresentante. 

L’Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto 
del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò 
indipendentemente dal fatto che il subappalto.fisulti o meno autorizzato, 
fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle 
sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della 
medesima al riguardo. 

L'Appaltatrice accetta sin d’ora di rimuovere immediatamente, in seguito 
a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio 
organico, per incapacità o-grave negligenza o comunque non graditi al 
Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun 
aggravio di costi o di*tempi per il Commissario stesso. 

ART. 11 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

L'AppaltatriceGsì impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti, \incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, 
economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque 
altro) genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si 
avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, 


l’Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi dell’art.8 della L. 675/96. 
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In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione 
non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e 
relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre 
all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile»dei 
trattamenti ai sensi dell’art.8 della citata |. 675/96, dovrà attenersi alle 
disposizioni contenute nella legge 675/96 stessa anche per ihtrattamento 
dei dati relativi al personale facente parte dell’Amministrazione. 

L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DIGHIARAZIONE DI 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l'allegato D pure parte integrante 


del presente contratto. 


ART. 12 - RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ 

Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, 
coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei livelli di 
servizio. 

Sono a carico dell’Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona 
riuscita del progetto. 

L'Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, 
una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, 
che assumerà il) compito di responsabile con funzioni di supervisione di 
tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di 
interfaccia univoca nei confronti del Commissario. 

Sarà _tcompito dell’Appaltatrice la formazione e l'aggiornamento del 
personale che il Commissario si riserva di designare per la gestione del 


sistema integrato di fonia/dati per almeno 4 giornate/anno. 
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In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatrice è tenuta a darne 
immediata comunicazione scritta al Commissario in via preventiva e 
tempestiva. 

L'attività della Regione Lombardia configurandosi quale pubblico servizio, 
non può in ogni caso subire impedimenti o rallentamenti o forzate 
interruzioni. L'Appaltatrice deve in ogni modo garantire. àlmeno la 
gestione degli impianti e della sicurezza, nonché gli.interventi di 
emergenza. 

Rimangono, in ogni caso, anche durante gli scioperi>le responsabilità a 


carico dell’Appaltatrice derivanti dal contratto. 


ART. 13 - RECESSO UNILATERALE 

Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi 

inadempienze formalmente contestate, con preavviso di 2 (due) mesi 

effettuato, con raccomandata A.R., dal Commissario a Metroweb senza 

alcun indennizzo. 

Il Commissario è in dirittoxdi procedere alla risoluzione del contratto o alla 

esecuzione d'ufficio. dei servizi a maggiori spese della Società 

appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’art.1456 deltCodice Civile, nei seguenti casi: 

1. Gravi e/orripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in 
seglito a diffida formale da parte del Commissario . 

2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di 
forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da 


parte dell’Appaltatrice. 
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3. Cessazione o fallimento dell’Appaltatrice. 

ART. 14 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tutte le fatture relative a contributi disciplinati dal contratto dovranno 
essere inviate a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 
18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MIKANO 
Modalità : 

14.1 Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal Commissario entro 
90 giorni dalla presentazione delle rispettive fatture. 

14.2 Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel 


contratto. 
14.3 I servizi decorreranno con le modalità indicate nell’Art. 2. 
14.4 Le fatture potranno essere emesse dall'Appaltatrice rispettivamente: 
- perle voci 1), 2) e 3) al termine del periodo previsto ed indicato 
all’ART. 2; 
- perla voce 4) con scadenze bimestrali a partire dal primo 
bimestre compiuto successivaalla data di decorrenza indicata 
all’ART. 2. 


ART. 15 — ONERI FISCALI 

La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale. 

E' a carico dell'Appaltatrite ogni spesa, imposta e tassa comunque 
inerente al contratto. 

ART. 16 — VARIAZIONI AL CONTRATTO 

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al 
contratto, «per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per 


iscritto; 
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ART. 17 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 


Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto é 
consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata AR, 
ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo: 

Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile, 2002 — 


Via Taramelli 20 - 20124 MILANO. 


ART. 18 —- DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE 

Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle pattuizioni 
del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono 
l'impegno di prestarsi reciprocamente alla piùxampia collaborazione per 
attuare nel modo migliore quanto previsto/nel contratto stesso. 

ART. 19 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie relative ‘al contratto, le Parti riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di,Milano. 

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell’Appaltatrice, Le 
parti, reciprocamente; danno atto che la registrazione in caso d'uso del 
presente contratto( sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le 
prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA. 

ART. 21 - CONTRATTI IN ESSERE 

Ove non meglio specificato valgono comunque le modalità in essere 


definite-a norma del contratto RACC.CD 86/2004 


Il-s& esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e 


confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina. 
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Data: 


|P 


METROWEB S.p.A. 


Stefano Cetti 


Timbro e firma 
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N. MTW/CBD/051bis/04/SC/Bli 
{da citare nella risposta) 


Milano, 11 novembre 2004 


Alla cortese attenzione del 

Commissario Attuatore. per la Gestione 
dell’Emergenza del 18 Aprile 2002. 

Via Pola,14 

20124 Milano 


OGGETTO: OFFERTA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA FONIA/DATI E 
SALE MULTIMEDIALI DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA 
RELATIVO ALLA SEDE PALAZZO PIRELLI 


In risposta al Vostro gradito invito a formulare una proposta tecnico-economica per quanto 
in oggetto, con la presente Vi sottoponiamo lè.condizioni di fornitura a riguardo il cui dettaglio 
viene riportato nell’Allegato Tecnico. La presente offerta annulla e sostituisce integralmente la 
precedente no. MTW/CBD/051/04/RR del.20 settembre 2004. 

La proposta prevede: 

1. Implementazione di n° 8 celle WireLess Lan; 

2. Implementazione della «copertura cellulare nell’Aula Consigliare, Spazio Regione e 
Palazzine ai piani : -1, terra e 1°; 
Fornitura e posa di-tubi per passaggio cavi TV e Gsm; 
Predisposizione-cavi e trasloco sistema Interfono Presidente; 
Fornitura ed.Installazione di staffe di fissaggio per monitor per le Sale Multimediali 
Fornitura in.opera di n° 40 nuovi punti TV per il Consiglio Regionale; 


Espansione Impianto Segnale video del Consiglio (4cht+1di Servizio); 


DNS aa SR UU 


Fornitura di una coppia di casse per Schermo al Plasma del Presidente. 
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Offerta Economica 
1. Implementazione di n° 8 cella WireLess Lan 
Fornitura € 6.800,00.= 
Installazione ed Attivazione € 1.600,00.= 


2. Implementazione copertura cellulare GSM all’Aula Consigliare, Spazio Regione e 
Palazzine ai piani : -1, terra e 1° 
Fornitura € 97.000,00,= 
Installazione ed Attivazione € 60.000,00.= 


Fornitura e posa di tubi per passaggio cavi TV e Gsm 


(9) 


Fornitura in opera € 35.000,00.= 


4. Predisposizione cavi e trasloco sistema Interfono Presidente 


Installazione ed Attivazione € 6.500,00.= 


5. Fornitura ed Installazione di staffe di fissaggio per monitor per le Sale Multimediali 


Fornitura in opera € 8.500,00.= 


6. Fornitura di n° 40 nuovi punti TV per il Consiglio Regionale 
Fornitura in opera € 6.000,00.= 


7. Espansione Impianto Segnale video del Consiglio (4ch+1di Servizio) 
completo di : 
n° 5 modulatori 
n°5 amplificatori-banda S appositamente realizzati 
n° 200 mt cavo verticale 


Fornitura in opera € 13.000,00.= 


8. Fornitutadi una coppia di casse per Schermo al Plasma del Presidente, composta di: 
Coppia casse verticali per plasma SSX42B2 
Sintonizzatore con uscita VGA-cIt con telecomando 


Fornitura in opera € 1450,00.= 


Totale offerta: € 235.850= IVA esclusa 
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Condizioni di fornitura 


Consegna: 45 gg dall’ordine 

Fatturazione: Alla consegna per ogni singola attivita’ (punti 1-8. 

Pagamento: 90 gg data fattura 

LV.A.: esclusa 

Esclusioni: Dai prezzi indicati si intendono escluse le attività non riportate nel 


documento tecnico nonché i seguenti lavorre materiali: 

- Cavi elettrici, prese elettriche ed accessori, prese di terra, torrette, 
stazioni di energia dove non esplicitamente indicate. 

- Opere civili o artigianali e quanto altro non specificato nel 
documento tecnico 


Validità offerta: 60 gg. dalla data della presente 
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N. MTVW/CD/120/04/SC/RR 


(da citare nella risposta) 


Spett.le 

REGIONE LOMBARDIA 

U.O. Sistemi Informatici e Gomunicazione 
Via Pola 14 

20124 Milano - 


Milano 27 Ottobre 2004 


OGGETTO: Offerta per la gestione dei cabiaggio strutturato fonia/dati c/o le 
sedi della Regione Lombardia. 


Con riferimento alla Vostra gradita richiesta per quanto in oggetto, con la 
presente VI sottoponiamo la nostre condizioni a riguardo. 
Le attivita’ , come nel seguito descritte, /saranno effettuate secondo due regimi 
lavorativi distinti e richiedibili dalla Regione Lombardia, a parita’ di condizioni 
economiche , su tutte le sedi Regionali’. 


Regime I° : Attivita’ Ordinaria 


Pos. 01: Per spostamenti fonia/ dati oltre il limite compreso nella quota contrattuale 
(112 per le sedi fuori Milano e 470 per le sedi Milanesi), esclusa la sede di 
Bruxelles, eseghiti nell'arco temporale dalle 08.00 alle 18.30 vengono 
applicati i seguenti importi: 


1.1per lo spostamento di una postazione telematica fonia /dati, 


comprensiva del materiale 
€ 70,00 
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Pos.02: Per la realizzazione di una nuova postazione telematica fonia-dati, 
comprensiva del materiale 


2.1 postazione telematica fonia/dati doppia € 165,00 
2.2 postazione telematica fonia/dati tripla € 205,00 


Regime II°: Attivita” Straordinaria 


( Trasloco del Personale Regionale a seguito della riapertura della sede” 
Palazzo PIRELLI” ) 


Pos. 03 : Per lo spostamento di postazione telematiche fonia/dati, fino ad un 
massimo di 100 giornaliere eseguite nell'arco temporale dalle 0.800 alle 
22.00 vengono applicati i seguenti importi. 
€ 131,00 


Pos. 04 : Per lo spostamento di postazione telematiche fonia/dati, fino ad un 
massimo di 150 giornaliere eseguite nell'arco temporale delle 24 ore 
vengono applicati i seguenti importi. 

€ 153,00 


Pos. 05: quotazione oraria per tecnico per intervento in orario straordinario: 


v_ Costo orario in oredalle 19.00 alle 8.00: € 50,00 
v Costo orario neigiorni di: Sabato, Domenica e Festivi€ 60,00 


GESTIONE DEL SERVIZIO E DELLA QUALITÀ 


AI fine di migliorare la qualità del servizo offerto, Metroweb, dotera’ il personale di 
presidio di idonei strumenti software in grado di poter meglio monitorare tutte le 
attività richieste ed effettuate. 


994 
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Condizioni Generali 


LV.A ‘Esclusa. 
Fatturazione : A consuntivo mensile 
Pagamento : 30 gg. D.F. ultimo giorno utile del mese. 


A Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione»per porgere i nostri 
saluti. 


EB S.p.A. 
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M. MTVWW/CBD/063/04/SC/Bli 
{da citare nella risposta) 


Milano, 24 novembre 2004 


Alla cortese attenzione del 
Commissario Attuatore per la 
Gestiohe dell’Emergenza del 
18 Aprile 2002. 

Via, Pola,14 
20124 Milano 


OGGETTO: Offerta per la gestione..delle nuove infrastrutture Tecnoiogiche. 
installate presso la sede Palazzo Pirelli della/Regione Lombardia 


Con riferimento alle richieste piérvenuteci per quanto in oggetto e sulle specifiche esigenze 
indicateci, nel presente documento.Vi sottoponiamo le condizioni economiche a riguardo. 


A vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, con l'occasione 
porgiamo cordiali saluti. 


INDICE 
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Premessa 
La presente offerta è relativa alle attività inerenti la Gestione e la Manutenzione*deélle nuove 
infrastrutture tecnologiche installate presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia. 
Le attività previste sono di seguito indicate 
e Inizializzazione e gestione del cablaggio strutturato “AMP”. 
as Gestione e conduzione degli eventi presso le Sale Multimediali e L’Auditorium. 
e Gestione sistema di Fonia 
e Gestione apparati dati (switch) 


e Manutenzione del cablaggio Strutturato per tutte le%suè componenti incluse le parti di 
scorta 


e Manutenzione delle apparecchiature audio-Videò delle sale Multimediali e dell'Auditorium 
incluse le parti di scorta 


e Manutenzione del sistema di Fonia per tutte le,sue componenti incluse le parti di scorta 


e Manutenzione degli apparati dati (switch) per tutte le componenti incluse le parti di scorta 


Descrizione Attività 


Inizializzazione e gestione del cablaggio strutturato “AMP”. 
Le attività comprendono: 


1. l'inizializzazione, del data base completo di tutte le informazioni relative alla 
caratterizzaziohe di ciascuna utenza presente e operativa nel Palazzo Pirelli. 


2. la Gestione operativa mediante Software Applicativo “AMPTRAC — Connectivity 
management System” 
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Gestione e conduzione degli eventi presso le Sale Multimediali e L’Auditorium. 
Le attività sono svolte nel particolare per le sottoindicate sale: 


(1) Sala Pirelli 1° Piano 

(1) Sala Gonfalone 1° Piano 

(1) Sala Riunioni Presidente 30° Piano 

(1) Sala Incontri Istituzionali 30° Piano 

(2) Sale Riunioni attrezzate 29° Piano 

(1) Sala Giunta 26° Piano 

(1) Sala 44 Posti 26° Piano 

(1) Sala Conferenza Stampa —Palazzina Galvani- 
(1) Spazio Informativo Belvedere Piano Terra 
(1) Lobby Ingresso Pubblico Piano, Terra 

(1) Sala Auditorium 


Il ns. personale tecnico provvederà alla: 


® predisposizione delle sale multimediali €\dell’Auditorium sopraindicate, 
. conduzione e supporto degli eventi , 


Il servizio verrà erogato secondo le sottoindicate modalità 

e) Preavviso minimo 3 giorni lavorativi dall'evento 

le) Servizio erogato senza limiti\di orario straordinario, festivo e/o notturno, che si 
rendesse necessario. 


Gestione sistema di Fonia 


ll servizio comprende la gestione della nuova piattaforma IP/Analogica comprensiva di 
monitoraggio della rete delle riconfigurazioni e dei reinstradamenti. 


Gestione apparati dati(switch) 
Il servizio comprende la gestione dei nuovi apparati (switch) installati comprensiva del 
monitoraggio delle’ prestazioni, la configurazione della rete, la gestione del piano di 
indirizzamento; 


Manutenzione del cablaggio Strutturato per tutte le sue componenti 


La manutenzione per il mantenimento delle prestazioni e dell’affidabilità del cablaggio 
struttutato sarà comprensiva dei materiali di riparazione necessari. 
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apparecchiature audio-Video delle sale Multimediali e 


La manutenzione per il mantenimento delle prestazioni e l'affidabilità dei4sistemi sarà 
comprensiva dei materiali di riparazione necessari e dei materiali di consumo (lampade 
videocassette Floppy Disk ecc). 


Manutenzione del sistema di Fonia 


Manutenzione del sistema di Fonia per tutte le sue componenti incluse le parti di scorta. 


Manutenzione degli apparati dati (switch) 


Manutenzione degli apparati dati (switch) per tutte le sue«Componenti comprensiva delle 
parti di scorta. 


Condizioni Economiche 


Inizializzazione del cablaggio‘AMP”. 


Gestione del cablaggio strutturato 
“AMP” 


Gestione e conduzione degli eventi 
presso le Sale Multimediali’ e 
L'Auditorium. 


Manutenzione del cablaggio 
Strutturato per tutte le suexcomponenti 


Manutenzione delle ‘apparecchiature 
audio-Video delle sale Multimediali e 
dell'Auditorium 


Manutenzione del Sistema Fonia per 
tutte le componenti 


Manutenzione delle apparecchiature 
(switch)-per tutte le componenti 


Prezzo 
omnicomprensivo 


Canone mensile 


Canone mensile 


Canone mensile 


Canone mensile 


Canone mensile 


Canone mensile 


€ 8.500,00.= 
€ 11.500,00.= 


€ 8.400,00.= 


€ 3.000,00.= 


€ 1.500,00,= 


€ 4.950,00.= 


€ 4,550,00,= 


La Gestione del sistema Fonia e la Gestione degli apparati Dati è già contrattualizzata 


nei contratti di Fonia/dati in essere con la Giunta Regionale Lombarda 
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- Validità offerta: 
- Fatturazione: 
- Pagamento 


= IVA. 


Condizioni di fornitura 


30 gg. dalla data della presente 
mensile anticipata 
90 giorni tramite bonifico bancario. 


esclusa, da applicare a norma di legge 
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Allegato D 


CONTRATTO DI APPALTO 


RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI FONIA/DATI DEL “PALAZZO PIRELLI” E RIENTRO AL 
PIRELLI, 


Allegato D 


Procedure di sicurezza 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

Mi impegno a: | 

- conservare ogni informazione proveniente da AMMINISTRAZIONE REGIONALE e dalla 
GESTIONE COMMISSARIALE circa le modalità di accesso alle risorse informatiche 
dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE e della GESTIONE COMMISSARIALE e/o prodotta 
nell’ambito dell'attività di gestione riportata nel contratto con la massima diligenza al fine di 
evitare la diffusione della stessa a terzi non autorizzati, applicando alle stesse le regole 
aziendali previste per le informazioni “esclusive”; 

- conservare la più stretta segretezza, non rivelando aicun particolare circa le modalità di 
accesso al patrimonio informatico di AMMINISTRAZIONE REGIONALE e della GESTIONE 
COMMISSARIALE a persone diverse da quelle che hanno sottoscritto questo stesso 
impegno per la medesima attività; 

- adottare tutte le misure più idonee al fine di garantire la massima sicurezza durante l'attività 
di cui alle premesse; 

- non divulgare in alcun®mModo (orale, lettera, fax, floppy, CD, e-mail, ecc.) le informazioni 
riservate ne all’iiterno di AMMINI-STRAZIONE REGIONALE ne della GESTIONE 
COMMISSARIALE, ne all’esterno; 

- non sfruttare, in alcun modo, le informazioni riservate a scopi personali e/o commerciali al 
fine di trarme un profitto. 

ll preseNtevimpegno avrà durata per tutto il periodo di svolgimento dell'attività descritta in 

premessa e per 12 mesi dopo la fine della stessa. 

Resta convenuto che i sopra richiamati impegni avranno efficacia anche dopo f'eventuale 

risoluzione del rapporto contrattuale con la Società FORNITRICE, anche se indiretto per il 


tramite di una terza parte. 


A 
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Allegato D 


L'Appaltatrice, pertanto, si impegna all'osservanza del segreto d'ufficio, richiamando 
l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Periale, così 
come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo 


sfruttamento di notizie riservate. 


Il su esteso documento (allegato D del contratto) che consta di n. 2 paginerviene, dopo essere 
stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmatà.invogni pagina. 


Località: Milano I Data: 


METROWEB S.p.A. 
Stefano Cetti 


Timbro e firma 


(*il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma va apposta con le 
modalità di cui all'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000. Unitamente viene presentata la copia fotostatica di documento d'identità del 
sottoscrittore) 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. 


Integrazione dell’incarico di fornitura arredi di ufficio per i piani del Palazzo Pirelli assegnati al Consiglio Regionale della 
Lombardia e per le sale riunioni, alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga-Portogruaro. Approvazione schema contratto integra- 
tivo di fornitura. (Ordinanza n. 294). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO ChE: 


» con DPCIM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territorio 
- della città di Milano — prorogato cun DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con 
+ DPCM del 119 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCMNdel 9 luglio 2004 sino ai 
30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che na interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3215 il Ministro dell'Interno — Delegato per i 
Coordinamento delia Protezione Civile — ha nomifiato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibilifinalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l’Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


» con Ordinanza de! Presidente del Consiglio \dei Ministri n. 3288. del 27/05/93 è stato 
imocificato «at. 1 comma 1 della citate ordinanza 3219/02; nominando Commissario 
Delegato. il Presidente della Regione Lumbardia e conferendo allo stesso facoità di 
avvelersi' di un.Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti ai 
cuneramento detla nredetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l'’Ordinanza Commissariale n, 109 del 12.08.03 con la iquale è stato approvate 
pregetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Corriplesso Pirelli; 


ACCERTATO che: 


e con ordinanza commissariale n. 263 in data 10.11.2004 è stata affidata mediante 
trattativa privata alla Società MIO DINO S.r.l. di Summaga di Portogruaro — già titolare 
dell'appalto di fornitura di mobili d'ufficio per l’Amministrazione Regionale - la fornitura 
e posavin opera degli arredi per le sale riunioni e aree di servizio dei piani di alta 
rappresentanza; 


nie 
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e in data 15.11.2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.CD 406/2004 
per l'importo complessivo di € 603.464,63= IVA compresa; 


e a seguito della destinazione ad Uffici del Consiglio Regionale della-bombardia di 
quattro piani del Palazzo si rende necessario provvedere all’integrazioni&\della fornitura 
di cui al contratto sopra menzionato al fine di uniformare gli arredi Con i piani della 
Giunta Regionale; 1 


e fa necessità di integrare la fornitura degli arredì e delle sedute«delle Sale Riunioni; 


PRESO ATTO che con nota prot.9368 del 19.11.2004 il Consiglio Regionale della Lombardia 
ha trasmesso il fabbisogno degli arredi per l'insediamento dei propri uffici assumendo 
l'impegno — da formalizzare con successivo accordo tra Consiglio e Giunta - di rifondere i 
relativi oneri ; 


VISTA l'offerta pervenuta da MIODINO in data 25.11.2004 per l'importo complessivo di € 
286.465,80= oltre IVA nonché il parere della 5truttura,Tecnica a supporto della Gestione 
circa la congruità della stessa; 


RITENUTO di dover affidare alla società MIODINO s.r.I. la fornitura degli arredi per uffici 
relativi ai piani assegnati al Consiglio Regionalé, della Lombardia nonché di tavoli e sedute 
per le sale riunioni meciante sottoscrizione di.contratto integrativo di fornitura per l'importo 
complessivo di €286.465,80= oltre IVA ev/alle condizioni meglio specificate nell'allegato 
schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di 
deroga all'art. 3 della legge regionale 19.05.1997 n. 14; 


DISPONE 


1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura integrativa al contratto 
RACC.CD n. 106/2004 giustavordinanza n. 263 cel 10.10.2004 stinulato corì MIODINO 
s.r.|. di Summaga di Portogruaro (VE) relativa agli arredi per gli uffici del Consiglio 
Regionale della Lombardia presso il Palazzo Pirelli nonché di tavoli e sedute per le sale 
riunioni, per l'importo. complessivo di €.343.758,96=IVA compresa, ed alle condizioni 
meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che.la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal 
contratto diccui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione 
contabile,Mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA 
TRA 


Il Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli, con sede in Milano, ViaTPola n. 14, 
Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, .come indicato 
dall’Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di 
seguito denominato “Commissario delegato” 


E 


MIO DINO S.r.l. con sede in Summaga di Portogruaro, Via Montecassino n. 16, Partita IVA 
n. 02629010279, in persona del Consigliere Delegato Sig. Francesco Mio (di seguito 
denominata Mio Dino S.r.l.). 

PREMESSO CHE: 


> Con Ordinanza Commissariale n. 263 in data 10.10,2004 è stata affidata mediante 
trattativa privata l’incarico di fornitura e posa imopera di arredi per le sale riunioni 
e le aree di servizio dei piani di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società 
MIO DINO S.r.l. di Summaga di Portogruaro; 


> In data 15. novembre 2004 è stato sottoscritto il contratto CD 106/2004 per la 
fornitura e posa in opera di arredi per. l'ammontare complessivo di € 603,464,63.= 
IVA compresa; 


Si rende necessario, provvedere all’acquisizione degli arredi di ufficio anche per i 
quattro piani assegnati al Consiglio Regionale della Lombardia al fine di uniformarti a 
quelli della Giunta Regionaley nonché ai tavoli e sedute delle sale riunioni, e 
pertanto si è proceduto a richiedere offerta alla Società Mio Dino S.r.l 


Vv 


> Vista l’offerta del 25.11.2004 che prevede un costo complessivo per la fornitura e 
posa degli arredi in argomento pari a complessivi €.286.465,80=oltre IVA 


TUTTO CIO” PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 - OGGETTO 

Il Commissario Delegato affida a MIO DINO S.r.l., che accetta, la fornitura integrativa 
relativa agli arredi per i piani del Palazzo Pirelli assegnati ad uffici del Consiglio 
Regionale della Lombardia e per le sale riunioni, meglio specificati nell’offerta del 
25.11.04, ché allegata alla presente scrittura privata ne forma parte integrante e 
sostanziale 


Art. 2-- CORRISPETTIVO 

Per Ala \fornitura di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà 
l'importo complessivo pattuito in €286.465,80=oltre IVA. 

MIO DINO s.r.l. si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente 
contratto e nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante. 


— i 
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Art. 3 - CAUZIONE 


A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso 
il pagamento delle penali, Mio Dino S.r.l. ha presentato fideiussione bancaria ospotizza 
assicurativa integrativa per l’importo di € 28.640,00=che prevede espressamente la 
rinuncia al beneficio deila preventiva escussione del debitore principale. La-suddetta 
garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo 


Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO 
Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relàtive ai tempi di 


consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le altre di Cui al contratto n. 
106/2004 sottoscritto in data 15.11.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 263/2004. 


Letto, confermato e sottoscritto 


D’Ordine del Commissario Delegato MIO DINO S.r.l. 
Il Soggetto Attuatore Il Consigliere Delegato 
Dott.ssa Rita Amabile Sig. Francesco Mio 


Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71341 e 1342 del Codice Civile, le parti 
sottoscrivono espressamente gli artt. 1.2.3.4-del presente contratto. 


D’Ordine del Commissario Delegato 
Il Soggetto Attuatore Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rita Amabile 


is — 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. 


Estensione dell’incarico alla Ditta Officenter S.r.l. di Gallarate per l’adeguamento e installazione veneziane”sui piani dal 
secondo all’undicesimo della Torre Pirelli. (Ordinanza n. 295). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


© con BDPFCOM in data 3 maggio 2002 è staic dichiarato lo stato di cmergertZa nei territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM dei 9 novembre 2002 fino al 34.12.2003, con DPCM del 
19.12.2003 al 30.05.2004 e con DPCM 9.07.2004 sino al 30.11.2004 -)in relazione agli inserti 
dauni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprileX2902 ia sede della Regione 
Lombardia, 


+ con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro»dell’Imerno — Delegato per ii 
vordinamento delta Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la reelizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari 
Generali: e Persouale delta Regione Lombardia (art. 1), 


e con Ordinanza - Presidente dei Consigli io Gei Ministri n. 3288 dei 27/05/03 è stato modi ficat 
dani. I comma i della citata ordinanza 3219/92, iòdminando Commissario Delegato 11 Presidente 
della Regione TODE e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggett to Libia sui 
affidare specifici settori di intervento diretti ai superamento della predetta situazione emergenziale 


a 


e con ordinanze commissariale 180 del 2.08.2004 è stato nominato Soggetto Attuatore la dott.ssa 
Rita Amabile: 


x 


ia nota del 22.11.2002 con laQuale il Dipartiunento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri hac fornito un’interpretazione estensiva della Ordinanza p. 3219/02, 
ritenendo di dover riconi prendere nell’ambito della Gestione Commissariale la totalità degli 
intervent: di restauro e recoipero già in essere prima dell'Evento del i8'aprile: 

© la delibera regionale n\T2005 del 07.02.2605 con la quale la Giunta delta Regione Lombardia 
disponeva di procedero alla cessione a favore dei Commissario Delegato dei contratti în essere 


— dl 
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prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato “A”, della delibera medesima;xtra cui 
quello stipulato con la ditta Officenter srl di Gallarate relativo alla fornitura e posa di tende alla 
veneziana; 


» l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento delia soprariénzionata DGR 
n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell’atto di successione in capo al Commissario Delegato del 
contratto RCC.n 4210/02 stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Officenter stl_ avvenuta il 04.04.03; 


ACCERTATO che con nota del 18.10.2004 prot. P 1031 la Direzione lavori tia evidenziato criticità in 
ordine alle quote delle finestre dove andranno alloggiate le tende veneziane,, rilevando ia necessità — in 
fase di rimontaggio— di adattarle; 


VISTA l’offerta n.462 del 5.11.2004 con la quale la Società Officenter ha quantificato il costo di tale 
intervento in € 5100,00= oltre IVA; 


VISTO il parere favorevole espresso con nota prot. 102806, del 18.11.2004 dalla Struttora Ufficio 
tecnico a supporto della Gestione Commissariale circa l’adeduamento proposto che consente di evitare 
nuove forniture, nonché sulla congruità del prezzo proposto; 


RITENUTO di dover autorizzare l’estensione al conitratto RCC 4210/02 relativamente agli interventi 
di adeguamento delle tende veneziane da installatesnei piani dal 2° all’11° riconoscendo l’ulteriore 
spesa ammontanie a € 6,120,00= IVA compresa ; 


DISPONE 
Art.i - di approvare l’estensione del contratto RCC 4210/02 stipulato con la Ditta Officenier SRL di 
Gallarate relativamente all’adeguamenio e installazione di tende alla venezianae nei piani dal 2 all'11 


della Torre riconoscendo l’ulteriore»spesa di €6.120,00= IVA compresa giusta offerta del 5.11.2004; 


Art.2 — di dare atto che tale importo troverà copertura nei fondi a disposizione deila Gestione 
Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


Mi — 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. 


Integrazione dell’incarico di fornitura arredi per l’aula consiliare e per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla 
Società Tecno S.p.A. di Milano. Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 296). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
deila città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002“4ino al 31.12.2003 , con 
DPCM dei 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM (del 9 luglio 2004 sino al 
30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


+ con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio\ dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emérgenziale; 


+ con ordinanza commissariale n‘480 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabilesiho a! 30.11.2004; 


RICHIAMATA l'Ordinanza Commissarîale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli; 


sr 
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ACCERTATO che: 


e con ordinanza commissariale n. 204 in data 3.09.2004 è stata affidata )Ìmediante 
trattativa privata alla Società TECNO SPA. di MIlano la fornitura e posa‘in' opera degli 
arredi dell'Aula Consiliare ; 


e in data 12.10.2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACG.CD 97/2004 per 
l'importo complessivo di € 836.108,40= IVA compresa; 


e a seguito della necessità di integrare con ulteriori arredi quali\una vetrina refrigerata 
per bancone bar, un bancone reception per gli spazi adiacenti l’Aula nonché divani e 
poltrone per gli spazi di alata rappresentanza, si rendé necessario provvedere 
all'estensione del contratto di fornitura sopra menzionato 


VISTE le offerte pervenuta da TECNO in data 5.11.2004,, 10.11.2004 e 25.11.2004 per 
l'importo complessivo di € 31.720,60= oltre IVA; 


RITENUTO di dover affidare alla società TECNO S.p.A>la fornitura degli arredi sopra elencati 
mediante sottoscrizione di contratto integrativo di fornitura per l'importo complessivo di 
€31.720,60= oltre IVA e alle condizioni meglio/Specificate nell'allegato schema che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art. 3 
della legge regionale 19.05.1997 n. 14; 


DISPONE 


1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura integrativa al contratto 
RACC.CD n. 97/2004 giusta ordinanza n. 204 del 12.10.2004 stipulato con TECNO S.p.A. 
di Milano relativa agli arredi per gli spazi adiacenti l'Aula Consiliare nonché per quelli di 
alta rappresentanza presso Palazzo Pirelli, per l'importo complessivo di €.38.064,72=IVA 
compresa, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal 
contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione 
contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— lic 
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CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA 
TRA 


Il Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via_Pola n. 14, 
Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato 
dall’Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive, modifiche (di 
seguito denominato "Commissario delegato” o Committente) 


È 


TECNO S.p.A., con sede in Milano, via Bigli n. 22, C.F. e Partita. IVA n. 12550970151, in 
persona dell’Amministratore Delegato Dott. Filippo Masci4fdî seguito denominata 
“TECNO” o Fornitore). 

PREMESSO CHE: 


> Con Ordinanza Commissariale n. 204 in data 03.09.2004 è stato affidato mediante 
trattativa privata l’incarico di fornitura e posavin opera degli arredi dell’Aula 
Consiliare alla Società TECNO S.p.A.; 


> In data 12.10 2004 è stato sottoscritto il contfatto CD 97/2004 per la fornitura e posa 
in opera di arredi per l'ammontare complessivo di € 836.108,40= IVA compresa; 


> Si rende necessario, a completamente della fornitura già affidata, integrare con 
ulteriori arredi consistenti in n. 1 vetrina-refrigerata per bancone bar e n. 1 bancone 
reception per gli spazi adiacenti l'aula Consiliare , nonché divani e poltrone per gli 
spazi di alta rappresentanza giusta offerte economiche presentate dalla stessa 
Società in data 05.11.2004, 10.11.2004 e 25.11.2004; 


TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1- OGGETTO 

IL Commissario Delegato affida a TECNO, che accetta, la fornitura integrativa di arredi 
per l’Aula Consiliare e>degli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli meglio 
specificate nelle offefte n. 40948, n.41032 e 40969, che allegate alla presente scrittura 
privata ne formano parte integrante e sostanziale 


Art. 2 - CORRISPETTIVO 

Per la fornitdra di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà 
l’importo complessivo pattuito in €31.720,60.= oltre IVA 

TECNO S.p.AVsi impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente 
contrattò esnei suoi allegati, che costituiscono parte integrante. 


Art. 3GCAUZIONE 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso 
ilpagamento delle penali, SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa integrativa per l’importo di € 3.172,00 che prevede espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta 
garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo 
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Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO 
Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relative ai tempi di 


consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le altre di cui al contratto n. 
97/2004 sottoscritto in data 12.10.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 20472004. 


Letto, confermato e sottoscritto 


D’Ordihe del Commissario Delegato 


L’Amministratore Delegato 
Dott. Filippo Masci 


Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e /4342 del Codice Civile, le parti 
sottoscrivono espressamente gli artt. 1.2.3.4 del présente contratto. 


D’Ordine del Commissario Delegato TECNO S.p.A. 
I Soggetto Attuatore L’Amministratore Delegato 
Dott.s$a Rito abile Dott. Filippo Masci 


AIR 


— i 
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Spett.le REGIONE LOMBARDIA - STRUTT. GEST. 
INTEGRATA - SERVIZI SEDI 
VIA TARAMELLI 20 
20124 MILANO (MI) 


Offerta N° 40969 Del 05-11-2004 Cod, Cliente CREGIO 
Atne 4RCH.BURZILLERI - SIG.RA COLETTA Vs. Richiesia 


Riferimento OFFERTA DIVANI E POLTRONE SERIE 225 
Pos. Descrizione Prodotto Prezzo Unitario Quantità Totale 


100 D225.B\PLN2 8.771,00 2,00 177.542,00 
divano 3 posi pelle tmera 


20 P225\PLN2 5.388,00 2,00 i 10.596,00 
poltone pelle mera 


TOTALE 28.238,00 
SCONTO 40,00 % 11.295,20 
16.942,80 

SCONTO 12,00 % 2.033,14 
TOTALE NETTO FORNITURA 14,909,66 
e__———n 


— 416 — 
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Milano, 10/11/2004 


Gentile Dott.ssa Rita Amauno 
Soggetto Attuatore dei 
Restauro deiPalazzo 
Pirelli 
Via Taramelli 12 
20124 Milano 


Oggetto: Integrazione Vostro contratto 


Con ia presente Vi inviamo offerta di integrazione al contratto N. RACC. 
CD97/2004 — Prot. Ki 2004.002489 relativo alla fornitura di arredi, inerente la 
modifica del bar da Voi richiesta. 


Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitarvi e 
porgiamo distinti saluti. 


Tecno S.p.A. 


E, 
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Spett.le REGIONE LOMBARDIA - STRUTT. GEST. 
INTEGRATA - SERVIZI SEDI 
VIA TARAMELLI 20 
20124 MILANO {MI} 


Offerta N° 40948 Del 28-10-2004 Cod, Cliente CREGIO 
AÀttne Vs. Richiesta 


Riferimento VARIAZIONE BAR 


Pus. Descrizione Prodotto Prezzo Unitario Quantità Totale 


10 MOBILE.SP 6.096,00 1,00 8.096,00 
mobile amtedo speciale 
Vanazione bar con aggiunta di vetrina 
per esposizione panini, costituta da 
Struttura in acciaio. 
Îl fronte prevede una zoccolatura in 
acciaio inox. 
La facciata con pannelli verticali im» 
piallacciati iceno wengè. 
Piano pubblico posto a quota cm. 118 
in vetro sabbiato da mm. 30 che corre- 
rà anche sulla verra della tavola 
fredda. 
Vetrina completa di motore di taffred. 
damento. 


SCONTO 45,00 % 2.743,20 
3.352,80 
SCONTO 12,00 % 402,34 


TOTALE NETTO FORNITURA 2.950,46 


— Mia 
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Milano, 25/11/04 


Gentile D.ssa Amabile 
Soggetto Attuatore del 
Restauro del Palazzo Pirelli 
Via Taramelli 12 
20124 Milano (Mi) 


Oggetto: Prev. N°41032 
A seguito della Vostra pregiata richiesta, unita alla presente Vi inviamo la nostra migliore 
offerta per la fornitura del bancone reception destinatàai Vostri uffici. i 


Siamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito e, in attesa di un Vostro 
gradito cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti, 


— fi 
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25-5-2005 
Spett.le 
Offerta N° 41032 Del 25-11-2004 
Att.ne D.SSA AMABILE 


Riferimento OFFERTA BANCONE RECEPTION 


Pos. 


10 


Descrizione Prodotto 


MOBILE.SP 

mobile arredo speciale 

Bancone reception realizzato con un'in- 
telaiatura in profili di estruso di al- 
luminio tassellati a pavimento e a mu- 
ro, rivestiti con pannelli in conglo- 
merato ligneo ignifugo Classe 1 di rea- 
zione al fuoco con parti placcate e 
controplaccate in laminato finitura 
acciaio Arpa 2000 Sat e in essenza di 
wenge naturale di prima scelta, tipo 
rigatino finitura scura. 

Tutti i bordi dei pannelli in wenge co- 
si come dei piani di lavoro saranno rea- 
lizzati con bordo in massello di wenge 
spessore 20/10. 

Il fronte del bancone sarà pannellato e 
avrà un piano di ricevimento pubblico 
che sarà realizzato in cristallo6ab- 
biato temperato spess. mm.,i Sy.lato 
esterno, wenge lato interno. 

Il piano ricevimento pubblico sarà so- 
stenuto da apposite staffe di supporto 
in acciaio inox satinato,\il fissaggio 

del cristallo è garantito' da boccole in 
acciaio cromo lucido. 

All'interno del’bahcone, il piano lavoro 
è montato a,mmy720 dal suolo ed è pre- 
disposto con 2, fori uscita cavi e cana- 
line orizzontali sottopiano per il ca- 
blaggio. 


Serie generale - n. 120 


REGIONE LOMBARDIA - STRUTT. GEST. 
INTEGRATA - SERVIZI SEDI 

VIA TARAMELLI 20 

20124 MILANO (MI) 


Cod. Cliente CREG10 


Vs. Richiesta 


Prezzo Unitario Quantità Totale 


25.285,00 1,00 25.285,00 


— 400 


25-5-2005 
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Il fronte del bancone risulta completa- 
to da un cristallo 6+6 trasparente con 
predisposizione per passaggio carta, 
montato dal piano al pubblico a soffit- 
to; il cristallo è assicurato tramite te- 
laio di alluminio anodizzato naturale. 
Altezza totale bancone + cristallo: 
mm. 2630 circa. 


QSD.I 
Seduta rivestita in tessuto ignifugo Pugi Nemi 
melange colore nero 651 


TOTALE 


SCONTO 40% 


SCONTO 12% 


255,00 2,00 


TOTALE NETTO FORNITURA 


— 21 — 


Serie generale - n. 120 


25.285,00 
10.114,00 
15.171,00 

1.820,52 


13.350,48 


510,00 


13.860,48 
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Condizioni Di Vendita 


Pagamento : Come da contratto 

Consegna : Da definire 

Trasporto : A ns. carico 

Montaggio : A ns. carico 

Imballo : Compreso 

IVA : 20% a Vs. carico — Esclusa dai prezzi esposti 
Validità offerta : 30 gg. 

Ns. Riferimento : DD/pf 


**** Qualora l'" acquirente non fosse in Grado di ricevere il materiale alla data 
indicata in sede d' ordine, la Tecno SpA potrà dare corso alla fatturazione del 
materiale approntato ed i pagamenti decorreranno dalla data della fattura **** 


> dic 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. 


Prosecuzione dell’incarico al raggruppamento temporaneo di imprese Obiettivo Lavoro - Italia lavora di Milano del servizio 
di fornitura di lavoro temporaneo. (Ordinanza n. 297). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è state dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano -- prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2603, con DECM del 
19 dicembre 2003 al 50 giugno 2004 e con successivo DPCM del(9 luglio 2004 a tutto il 36 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento,che ha interessato il giorno 
18 anrile 2002 ia sede della Regione Lombardia; 


e con Crdinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministrovdell’Interno — Delegato per ji 
Cocrdinamento della Protezione Civile — na nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 1 Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1): 


e con Ordinanza del Presidente del Consigrio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato inodificato 
Part. 1 comma i della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidenie 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso7facoltà di avvaleisi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al Superamento della predetta situazione emerpenziale: 


e con Ordinanza Conimissariale n. 180 del'2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Atiuatore ia 
Dr.ssa Rita Amabile sino ai 30.11.2004, 


RICRIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 1 luglio 2002 con la quale veniva conferito 
L'incarico al Costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Obiettivo Lavoro — Italia Lavoro 


di Milano per l'appalto del servizio @ifornitura di lavoro temporaneo; 


ACCERTATO che: 


- in data 31 luglio 2002 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto e fornitura di lavoro 
temporaneo n. Racc. CD_3Y2002; 


24 
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l’art. 2 prevede la durata del contratto dal 1.7.2002 al 31.12.2002 con l’impeghò del 
Raggruppamento a rendere le prestazioni anche per ulteriore periodo su richiesta del Commissario 
delegato all’Emergenza a seguito di proroga di tale regime con apposita ordinanza ministeriale 


- che in data 23.7.2004 Prot. KI 2004.000.1703 e stata richiesta la proroga dei contratti di lavoro 
temporaneo sino al 30.11.2004. 


VISTA la ncta Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del, Consiglio dei Ministri 
invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzare tutti gli atti e i 
procedimenti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla normativa vigente e 
che per il mero completamento dei predetti si potrà agire, anche oltre\la)scadenza delle situazioni 
emergenziali, in regime ordinario. 


RILEVATA la necessità di garantire continuita nella procedura tetnieo-amministrativa e giuridica al 
fine di giungere al celere completamento dell’intervento e at successivo reinsediamento del 
Complesso Pirelli con il dovuto supporto; 


DATO ATTO altresì che alla scadenza della Gestione Commissariale subentrerà a tutti gli effetti 
nella titolarità del contratto in argomento la Regione Lombardia 


RITENUTO pertanto di chiedere al raggruppamento Obiettivo lavoro — Italia Lavora la proroga di n. 
3 figure tecniche e la fornitura di n.] figura professionale per la definizione amministrativa-giudidica 
sino a tutto il 31.3.2005 al fine di garantire una giusta continuità di gestione ; 


DISPONE 


Art.1 — per le motivazioni in premessa addotte di prorogare il contratto di appalto per la fornitura di 
lavoro temporaneo n. Racc. 3/2002 del 34.72002 giusta ordinanza commissariale n. 2/2002 stipulato 
con R.T.L tra Obiettivo Lavoro — ItaliaZavora sino al 31.3.2005; 


Art. 2 — di richiedere la proroga, èyla nuova fornitura di complessive 4 figure professionali 
tecnico/amministrative in premessaNmeglio dettagliate, adeguato supporto, per garantire continuità 
nelle procedure per una celere, Cenclusione dell’intervento sul Complesso Pirelli ed il successivo 
reinsediamento ; 


Art. 3 - la spesa preventivata in € 70.000,00 viene impegnata sulle somme a disposizione delia 
Gestione Commissariale; 


Art. 4 — di dare atto ché,alla scadenza della Gestione commissariale subentrerà a tutti gli effetti del 
contratto in argomento” l’ Amministrazione Regionale che provvederà ad indicare le competenti 
Strutture 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


rodi 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. 


Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano, in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta 
Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - affidataria di contratto per la realizzazione di struttura temporanea atta ad ospitare l'Aula Con- 
siliare - per stoccaggio di materiali del fabbricato esistente sull’area della tensostruttura. (Ordinanza n. 298). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

= con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato “di emergenza nel 
territorio della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 
31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al $0xgiugno 2004 e con 
successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre.2004 — in relazione agli 
ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato ilkgiorno 18 aprile 2002 la 
sede della Regione Lombardia; 


= con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato,Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indiffetibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia 
(art. 1); 


= con Ordinanza del Presidente del Consiglio déi Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 
è stato modificato l'art. 1 comma 1 della\citata ordinanza n. 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della’predetta situazione emergenziale; 


= con Ordinanza Commissariale 7180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11.2004 laDott.ssa Rita Amabile; 


Richiamata: 

» Ordinanza Commissariale_h. 24 del 05.12.2002 con la quale — veniva approvato il 
contratto di fornitura con)la ditta Strutture Geodetiche Zak s.r.l. a noleggio della 
tensostruttura temporanea atta ad ospitare l'Aula Consiliare e gli spazi di 
rappresentanza degli Organi Regionali, giusta affidamento a seguito di procedura 
negoziata; 


= Ja sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 17.12.2002; 


dr 
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ACCERTATO CHE con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.02.2004 segnatamente 
al disposto dell’art. 7 del contratto stipulato con Zak s.r.l., è stata chiesta la proroga del 
noleggio della tensostruttura sino a tutto il 31 gennaio 2005. 


VISTO l'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaie=in Milano - 
notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 Corì la quale la 
ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.I. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring 
S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessiOnaria, tutti i crediti 
vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento; 


VISTA la fattura n. 30 del 16.11.2004 di € 7.500,00= IVA inclusa, \con la quale la Ditta 
Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. richiede parziale rimborso degliveheri e stoccaggio dei 
materiali del fabbricato esistente nell’area destinata alla tensostruttura (periodo da luglio a 
novembre 2004). 


RITENUTO di dover liquidare a favore a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel 
rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. 
l'importo di € 7.500,00= IVA inclusa; 


DISPONE 


O di liquidare, per i motivi in premessa adotti @\che si intendono integralmente ritrascritti 
mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore di UniCredit 
Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n, 20 - Milano (Codice Fiscale 01462680156) la 
fattura n. 30 del 16.11.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.r.l. di Desio (MI), per 
l’importo di € 7.500,00= IVA compresa - relativa allo stoccaggio dei materiali del 
fabbricato esistente nell’area destinata alla tensostruttura (periodo da luglio a novembre 
2004) - mediante accredito sul c/c, bancario n. 5079815 filiale di Milano Cordusio (ABI 
3226 — CAB 1604). 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 29 novembre 2004. 


Liquidazione a favore dell’ing. Paolo Rigone membro della commissione di collaudo tecnico amministrativo incorso d’opera e 
finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto stipulato con la Società Eleca Sìp.A. (contratto 
CD77/2004 lotti B e C). Secondo acconto. (Ordinanza n. 299). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 

> con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di 
Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12:2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto 
il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


>» con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro. dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); 


» con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è 
stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso la 
facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cuivaffidare specifici settori di intervento diretti 
al superamento della situazione emergenziale; 


>» con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al 


Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione 
Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssaRita Amabile; 


ud 
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PRESO ATTO: 


e dell'Ordinanza Commissariale n. 139 del 17.06.2004 di conferimento dell'incarico di 
collaudatori in corso d’opera dei lavori a favore dei professionisti Avv. Maurizio Boifava, 
ing. Paolo Rigone e Ing. Adriano Garavaglia; 


e  cielia sottoscrizione del disciplinare avvenuto in data 10.09.2004 comi,consulenti Avv. 
Maurizio Boifava, ing. Paolo Rigone e Ing. Adriano Garavaglia; 


VISTA la fattura pro forma emessa dal consulente in data 25/10/2004 per l'importo di 
€22.452,63= IVA e contributi compresa, relativa al contratto stipulato con la società Eleca 
S.p.A. Rep. n. 77/2004 per i cosiddetti “Lotti B — C”; 


RITENUTO pertanio di cover liquidare tale importo a favore dell'Ing. Paole Rigore, membro 
della Commissione di collaudo, tecnico amministrativo in cofso/d’opera e finale per i lavori di 
ristrutturazione de! complesso Pirelli; 

DISPONE 


per i motivi. in premessa adotti, di liquidare mediante.i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale, giusia Ordinanza n. 139 del 17/06/2004, a favore dell’Ing. Paolo Rigone la 
fattura pro forma emessa in data 07/10/2004 deli’innporto di € 22.452,63= IVA e contributi 
compresa, accreditando tale importo sul c/c bancario n. 2616/28 Banca Popolare di Sondrio - 
succursale di Pavia — ABI 05696 — CAB 11300» 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— 428 — 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Affidamento della progettazione esecutiva e degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghivadiacenti al 


Palazzo Pirelli, lotto progettuale «E», su area di proprietà del comune di Milano. (Ordinanza n. 300). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


«con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato io stato di erustgenza nel TEEntorio 

delia città dii Milano — prorogato con DPCM del 25 novembre 2002 o al.31342003,, N 

DPCM dei 19 diceinbre 2003 ei 30 giugno 2004 e con DPCM (Gej”2 luclio 2004 sino al 

39.11.2004, in relazione agli ingenti donnì Songzca all'evento che ha interessata |! 
ciorno 18 aprile 2002 ia sede della Regione Lombardia 


per 


è con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministroxdell'interno — Delegato per il 
Cocrdinamento delia Protezione Civile — “a nominatoTCommissario Delegato ner ia 
sal rizzazione degli interventi UO ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 

Assesscre agli Affari Generali e Persorale delia Regione Lombardia; 


©) 


2° con Ordinanza dei Presidente dei Consialio dei’ Ministri n. 3288 dei 27/05/03 a stato 
meodiricato art. 1 comma della citata ordinanza 3219/02, norsinando Vommissario 
Deiegato il Presidente dela Regione Lombardia e conferendo alic stesso facuità d 
ia di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di. intervento cireiti a 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


- 


» con ordinanza commissariale n.480 dei 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetio 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabilé-$iho a! 30.11.2004; 


ME car 
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VISTA: 


e l’Ordinanza Commissariaie n. 243 del 18.10.04 con la quale si è proceduto alla 
validazione del progetto definitivo del lotto progettuale”E”; 


e l'ordinanza Commissariale n. 262 del 10.11.2004 di presa d'atto deli’aGcordo ex art. 15 
della legge n. 241/90 tra la Gestione Commissariale al Traffico e Mobilità ,istituita con 
ordinanza ministeriale n.3171 del 28.12.2003, s Gestione Commissarizie per il restauro 
e recupero funzionale del Palazzo Pirelli , istituita con ordinanza ministeriale n. 3219 
del 7 giugno 2004; 


ACCERTATO che: 


e con jettera d'invito del 25.10.2004 è stata esperita trattàtiva privata — ai sensi dell'art. 
41 punti 5 e 6 dei R.D. 23 maggio 1924 n. 327 - per l'affidamento della progettazione 
esecutiva e della realizzazione degii interventi di riqualificazione di cui a! progetto, 
invitando n, 5 imprese segnalate dall’Amministrazione Comunale; 

e entro il termine fissato per la consegna delle offerte — 2 novembre 2004 ore 12.00 — 
sono pervenuti due plichi , come risulta dal timbro apposto dal Protocollo Generale 
della Regione Lombardia; 

o in data 10.11.2004 si è proceduto all'anertura cieile buste, come da verbale delie 
operazioni che, allegato al presente attusne forma parte integrante e sostanziale e dal 

vale risulta che la costituenda ATI tra Impresa Magatti s.r.!, in cuelità di 
Capogruppo, ICG s.r.l.,, COSMAG s:r.l. e ICEMS Costruzioni Edili s.r.i.è l'unica a 
possedere i requisiti richiesti dalla lettera d’invito.e ha presentato un'offerta pari a € 
1.272.997,34= con un ribasso/pari al 21,822%; 


DATO ATTO: 

s della faccità -- richiamata nella lettera d'invito - del Commissario Delegato di 
procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta vaiida; 

e della riunione con la, Sopra citata costituenda ATI presso gli Uffici della Gestione 
Commissariale volta_a puntualizzare l'urgenza dell'intervento e a valutare ia possibilità 
di consegne paiziali ‘entro 60 giorni, a fronte di una durata complessiva di esecuzione 
lavori fissata in 90giorni; 

e del coordinamento tenutosi presso la Gestione Commissariale alla presenza dei 
Progettisti, costituenda ATI, tecnici comunali e degli enti interessati ai sottoservizi, 
giusta verbale del Cocrdinatore Arch. Renato Sarno, agli atti delia Segreteria 
Operativa; 


i 
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RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto alle procedure-relative 
alla trattativa privata sopra evidenziate provvedendo all'aggiudicazione in favore della 
costituenda ATI tra Impresa Magatti s.r.l, in qualità di Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG s.r.l. 
e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l dei lavori, alle condizioni meglio specificate nello schema di 
contratto che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale. 


VAGLIATE le predette determinazioni 
DISPONE 


i. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto delle procedure relative alla 
trattativa privata espletata nell'esercizio della facoltà ‘di deroga all'art. 24 legge 
11.02.1994 prevista dall’ordinanza ministeriale n. 3249/2002, affidando all’ATI tra 
Impresa Magatti s.r.l, in qualità di Capogruppo, ICG..s.r.l.,, COSMAG s.r.l. e ICEMS 
Costruzioni Edili s.r.1 la progettazione esecutiva xe l'attuazione degli interventi di 
riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli di cui al lotto 
progettuale “E” validato con ordinanza commissatiale n. 243 del 18.10.04, alle condizioni 
tutte meglio specificate nello schema di contratto che, allegato al presente atto, ne forma 
parte integrante e sostanziale; 


2. ci dare atto che l'importo per tale intervento ammonta a complessivi €2.609.006,55= di 
cui € 1.272.997,34 relativo ai lavori depurati del ribasso d'offerta del 21,822%, € 
61.762,04= per la progettazione esecutiva, € 81.915,24 per gli oneri della sicurezza ed € 
1.192.331,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— ii — 
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REGIONE LOMBARDIA 
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA 
ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N° 3219 DEL 07.06.2002 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 


CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI 
RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, \SEDE DELLA 
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E-4BELLE RELATIVE 
PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI 


LOTTO E2-AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MILANO 


DITTA APPALTATRICE: A.T.I. Magatti ss. = ICG s.r.l. — COSMAG sir. 
ICEMS Costruzioni Edili s.r.1. 


Cat. Prevalente: OG1 € 1.628.324,67 
Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) € 1.628.324,67 
Importi non soggetti a ribasso: 

- corrispettivo per progettazione esec. (compr. 2% CNPAIALP) € 61.762,04 
- onetri relativi alla € 81.915,24 
importo compiessivo € 1.772.001,95 
Il ribasso offerto verrà applicato a tutte le tipologie di lavori esclusi la 
progettazione esecutiva e gli oneri relativi alla sicurezza. 


B - LEPARTI 


L'anno duemilaquattro, il giomo 3 delmesedì NOoustiteRt presso gli 
uffici della Gestione Commissariale Via Taramelli n. 12 — 20124 Milano 


TRA 


de 
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La Dott.ssa Rita Amabile neila sua qualità di Soggetto Attuatore con sede in 
Milano Via Taramelli n. 12, che in attuazione dell'Ordinanza del Ministro 
dell'Intemo n. 3219 in data 07.06.2002 e successive modificazioni, 

E 

L'A.T.I. Magatti s.r.l.. — ICG sir... — COSMAG s.r.l. «_ ICEMS 

Costruzioni Edili s.r... nella persona del Signor Magatti.Ihg. Mario 

Enrico nato a Vanzago (MI) il 22.03.1932, residente‘a\Milano in Via 

Gilino n. 12 nella sua qualità di Legale rappresetttante dell'Impresa 

Capogruppo dellA.T.l. Magatti s.r.I. con sede.in Milano Via Gilino n. 

12, partita IVA 00802090159, di seguito denòminato "Appaltatore", 

C - PREMESSE 

Premesso: 

- che con ordinanza del Ministro dell'intero n. 3219 in data 07.06.2002 è 
stato decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente aereo del 
18.04.2002 ed è stato nominato il Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di 
recupero funzionale -del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della 
Lombardia e dellevrelative pertinenze e dei luoghi adiacenti; 

- che con ordinanza dei Commissario Delegato n. 243 in data 18 ottobre 
2004 è Stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto 
dell'importo di € 2.964.333,88 di cui € 1.628.3.24,67 per lavori, € 
81:915,24 per costi esterni della sicurezza, € 61.762,04 per progettazione 
esecutiva a carico dell'Impresa ed € 1.192.331,93 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 


- che in data 25 ottobre 2004 è stata inoltrata lettera di invito per l'appalto 
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integrato dei lavori; 

- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. SO in data 
DA ally. lavori in oggetto sono stati affidati all’A.T.I. Magatti s.r.1. — ICG 
srl — COSMAG srl. — ICEMS Costruzioni Edili s.r. per l'importo netto di € 
1.272.997,34 oltre l'IVA, a seguito del ribasso del .21,822.%; 

- chele aree sonodiproprietà dell'amministrazione Comunaledi Milano; 

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge;si conviene e 


stipula quanto segue: 
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO 


Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE 
ABBREVIAZIONI 


Quanto precede forma parte integrante è sostanziale del presente atto. 

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: 
Ordinanza Ministro dell'Interno n°3219 del 07.06.2002 - Legge 109/1994 - La 
legge 11 febbraio 1994, n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici; 
Regolamento Generale +Regolamento di attuazione della legge quadro in 
materia di lavori pubblici.?1 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; 
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 
2000, n. 145; 

Regolamentto-di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema 
di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della 


legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 


Art 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 


L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo 
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con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori 
descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse: LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE ‘DEL 
PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE. DELLA 
LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI) LUOGHI 
ADIACENTI 


LOTTO E2 — AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DRKMILANO secondo 


gli elaborati del progetto definitivo di cui in premessa. 


Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 


L'importo netto presunto complessivo /del” contratto ammonta a € 
1.416.674,62=. Tale importo è dovuto alla somma di €1.272.997,34= relativa 
ai lavori depurata del ribasso del 21,822%, a cui va aggiunta la somma di € 
61.762,04 per la progettazione esecutiva e di €81.915,24 per gli oneri della 
sicurezza. L'importo di contratto /come sopra definito non vincola l'importo 


effettivo che risulterà dalla liquidazione finale. 


Art. 4 - REGIME IVA 


Il presente contratto>ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad 
IVA per cui si.fithiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo in caso d'uso. 

Qualora. i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate 
l'Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la misura di detta aliquota, al 


fine dell'emissione della fattura. 
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Art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI 
ATTUAZIONE 
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi della Gestione 


Commissariale. 


Art 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI 
DELL'APPALTATORE 


Il presente contratto di appalto si intende stipulato: 


- a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
allegato F; Lavori in economia; secondo la distinzione delle categorie di 


lavoro riportata nel Capitolato prestazionale; 


Relativamente alla contabilizzazione a cono; l'importo ad essa relativo 
rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 
parti contraenti alcuna successiva verifita sulla misura o sul valore attribuito 


alla quantità o alla qualità di detti lavori. 
Art. 7 -  CATEGORIAY PREVALENTE E @ LAVORAZIONI 
SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI 


La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del 


D.P.R. 34/2000, è la-sseguente: 


CATEGORIA CLAS- LAVORI ONERI TOTALE 
SIFICA SICUREZZA 
Prevalente OG1 IV 1.272.997,34 50.360,60 1.923.357,94 
Costiesterni sicurezza a 31.554,64 
Progettazione esecutiva 61.762,04 
TOTALI 1.272.997,34 50.360,60 1.416.674,62 
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Art 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE 


L'A.T.I Magatti s.r... — ICG s.r.l. —- COSMAG s.r.l. — ICEMS 
Costruzioni Edili s.r.1. nella persona del Signor Magatti Ing. Mafio 
Enrico 

Art. 9 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO ESPER LE 
NOTIFICHE ALL'APPALTATORE 


L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via Gilinò n. 12 — 20128 
Milano. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed vgni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei 
Lavori o dal Commissario Delegato, ciascuno relativamente agli atti di propria 
competenza, a mani proprie dell'Appaltatorè o di colui che lo rappresenta 
nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio 


eletto di cui sopra. 


Art. 10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO 
RISCUOTERE 


I corrispettivi dell'appaltoy sia in acconto che a saldo, verranno accreditati 
all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c 
n. 5484794 CINÒM CAB 32930 ABI 3226, presso l'Istituto di Credito 
UNICREDIT-=Agenzia di Via Cislaghi n. 1- Milano. 

In caso-di Cessione del corispettivo di appalto successivo alla stipula del 
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 

If difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna 
responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a 


persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. 
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Art 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE 


L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire 
mandato con rappresentanza a persona fomita dei requisiti d'idoneità tecnicde 
morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei.lavori a 
norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato”del suo 
rappresentante. 

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, 
entro 10 giomi dalla consegna dei lavori, presso’ l'amministrazione 
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei 
lavori. 

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve) per tutta la durata dell'appalto, 
garantire la presenza sul luogo dei lavori, 

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, 
previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il 
cambiamento immediato del.Suo rappresentante, senza che per ciò spetti 


alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. 


Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO 
DELL'IMPRESA 


L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il 
Direttore di-Cantiere, che potrà coincidere con il Direttore Tecnico 
dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato. 

Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza 
e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate 


nell'esecuzione dei lavori. 
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La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della consegna dei 
lavori. 

Il Direttore Tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti-di 
carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori; e 
deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di 
Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al 
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore Techico dell'Impresa 
deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità 
dell'incarico. 

Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivazione,‘ dovesse trovarsi priva di 
Direttore Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni 
comportanti rischi particolari per la sicurezza’e la salute dei lavoratori di cui 
all'allegato Il al D. Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte 
le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano 
necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico 
entro e non oltre 5 giomi (cinque giomi) dalla data della mancanza. 

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire 
i lavori per mancanza-della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, 
comma 1, lett_5) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza 


comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno. 


Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME 


L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel 
Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto, nel Capitolato 
Prestazionale, nel Computo Metrico Estimativo e nelle prescrizioni contenute 


nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto. 
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Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal 
Capitolato Prestazionale e dal Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza 
delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente 
richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa 
disposizione del presente Capitolato Prestazionale: 

0. Ordinanza del Ministro dell'Intemo n. 3219 in data 07.06.2002; 

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677 
(qui chiamato in modo abbreviato "c.c."); 

2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul'luogo di lavoro e sui 
cantieri; 

3. la legge quadro in materia di lavori pubblici)11 febbraio 1994 n. 109 (qui 
chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994"); 

4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 
dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento 
Generale"); 

5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LLPP. 19 
aprile 2000 n. 145 (qui Chiamato "Capitolato Generale d'Appalto"); 

6. le leggi, i decreti ele circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei 
lavori; 

7.le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia 
e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del 
presente appalto; 

8. Je norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non 
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive 


delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel 


corso della esecuzione dei lavori. 
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TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO 


Art 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA 


Si dà atto che con nota prot. K1.2004.0003025 del 25.11.2004 è stata 
richiesta alla competente Prefettura la certificazione antimafia. In caso di.esito 


negativo il presente contratto si intenderà risolto. 


Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 


Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sohe/tenuti a eseguire in 


proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 


Art 16 - SUBAPPALTO 


A. Ai fini del presente articolo è considefato subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque.espletate che richiedono l'impiego di 
manodopera, quali le fomiture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del 
costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento 
dell'importo del ‘contratto da affidare. Il subappaltatore non può 
subappaltare.a sua volta i lavori, salvo che per la fomitura con posa in 
opera di ‘impianti e di strutture speciali; in tali casi il fomitore o 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di 
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui 
all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. È fatto obbligo all'Appaltatore di 


comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per 
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l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fomitura affidati. 
B. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti 
condizioni: 
1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori‘o.le parti di 
opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 


2 


end 


che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante almeno venti giorni.prima della data di 
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; 

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del\subappaltatore dei requisiti di cui al 
numero successivo del presente comma; 

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei 
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 
qualificazione delleimprese; 

5) che non sussista hei confronti dell'affidatario del subappalto o del 
cottimo, alcune” dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n.575, e successive modificazioni. 

La percentuale, di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita 
nella misura\del 30 per cento dell'importo della categoria. 
C. li-subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di 
impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), A) ed /) 
del Regolamento Generale. 


L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve 
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presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la 

documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previstò 

dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di 

ricevimento della predetta istanza. 

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 

1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce-sSUbappalto. Si 

applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al 

comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55. 

D. L'Amministrazione non intende provvedere a terrispondere direttamente 
al subappaltatore o al cottimista l'importo,dei lavori dagli stessi eseguiti. 
È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatàri di trasmettere, entro venti giomi 
dalla data di ciascun pagamento.effettuato nei loro confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via 
corrisposti al subappaltatore 0 cottimista, con l'indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate. 
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in 
subappalto, gli‘stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento. 
L'impresa chessi avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 


18, commi-9\10, 11, della legge 55/1990. 


Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA 


L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 


assistenza dei lavoratori. 
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A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di 
pagamento il Commissario provvede a dare comunicazione per iscritto, con 
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa 
edile, ove richiesto. 

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute. suddette di 
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne 
richiedano il pagamento nelle forme di legge. 

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del 
conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti 
non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali 
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del 
Commissario. 

In caso di ritardo nel pagamento,delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Commissario a provvedervi 
entro i successivi quindici-giorni. Ove egli non provveda o non contesti 
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine 
sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il 
Commissario Delegato provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni 
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari 
accertamenti. 


L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il 
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trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 
è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette «da 
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni tese 
nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le. imprese 
subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa-èdile, assicurativi 
ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativodi. sicurezza di loro 
spettanza. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono 
periodicamente con cadenza quadrimestrale .all'amministrazione o ente 
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi pafitetici previsti dalla contrattazione 
collettiva. 

AI Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett. a),del 
Regolamento Generale compete la verifica periodica del possesso della 
regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi 


vigenti in materia di obblighinei confronti dei dipendenti. 
Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE 
L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori: 


— il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 19 
settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela 


di Curall'art. 3 della stessa norma; 


“eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di 


cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494; 


— un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 


ss i 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 


dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 


| piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore; previa 
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscofio, causa di 
risoluzione del contratto. Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie 
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, 
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 
14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di 
sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante 
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le 
conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante 
l'esecuzione dei lavori relativeralle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la 


salute nei luoghi di lavoro, 


L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 
nel cantiere, alkfine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici “compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di 
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il Direttore Tecnico 
di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 


impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
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Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO 

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto 
adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia 
fidejussoria del 10 per cento dellimporto dei lavori, mediante Polizza 
Assicurativa rilasciata dalla società Zurich Intemational Italia, agenzia ni450 di 
Bizzani Giuseppe per l'importo di €. 167.450,94, e per la tutta.la‘durata dei 
lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissionè del certificato di 
collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato. 

È previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base all'art. 30 
comma 2° della Legge 109/94 e successive modificazioni. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della 
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 


corrispondere all'Appaltatore. 
Art. 20 - POLIZZE 


A - ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI 


L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994, è 
obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali 
danni subiti dallAmministrazione a causa del danneggiamento o della 


distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
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nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna 
dei lavori. 

La somma da assicurare è di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per i danùi 
alle opere in costruzione e di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecento- 
mila/00) per i danni cagionati alle opere ed agli impianti preesistenti.sui quali e 
nei quali si eseguiranno i lavori oggetto dell'appalto. La suddetta somma 
assicurata sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè in deroga al disposto 
dell'art. 1907 del Codice Civile. 

La polizza, inoltre, assicura Amministrazione contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell'esecùzione dei lavori, per un 
massimale di € 500.000,00 ( euro cinquecentomila/00) per ogni sinistro. 
L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al 
presente articolo almeno dieci giomi prima della consegna dei lavori. 
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 


parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. 


B - DECENNALE PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE 
VERSO TERZI 


Si obbliga l'Appaltatore a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data 
di ultimazione \dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza 
indennitaria_ decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve 
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena 
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e 


senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. ll limite 
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di indennizzo della polizza decennale deve essere di € 1.300.000,00 (euro 
unmilionetrecentomila/00). 

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di diect anni, 
con massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni sinistro. 

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione.delle polizze di 


cui sopra. 
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 


Art. 21 - RICHIAMIO Al PATTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE E 
DEL PROGETTO DEFINITIVO 


L'appalto viene concesso e accettato ai-patti, termini, modalità e condizioni 

inderogabili e inscindibili di cui alpresente contratto, al Capitolato 

Prestazionale e alla lista delle categorie di lavori e delle fomiture e di tutti gli 

elaborati grafici e scritti del progetto definitivo, atti che, sebbene materialmente 

non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono 

firmati dall'Appaltatore*invogni foglio in segno di accettazione e conservati 

presso gli uffici dellAmministrazione. 

Sono parte integrante del contratto: 

a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145; 

b) il capitolato prestazionale; 

c) glielaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi; 

dì.Lista delle Categorie di Lavori e delle Fomiture (compilato 
dall’aggiudicatario in sede di offerta ex art. 90, comma 7 Reg.) 


e) Calcolo della parcella del progetto esecutivo; 
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f) Documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i documenti di 


archivio e storici. 


Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 


L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nei modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e dei 
termini di ultimazione parziale richiesti dalla Gestione Commissariale in 
riferimento alla prima consegna delle aree relative agli ingressi del complesso, 
denominata “fase 1”, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita 
dei lavori ed agli interessi dell’Amministrazione. 

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della 
Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 6 giorni) un programma esecutivo 
dei lavori suddiviso in “fase 1° e “fase 2° dettagliate negli elaborati grafici 
allegati al presente atto (allegato1), anche indipendente dal cronoprogramma, 
articolato per singole parti d'opera; compreso l'allestimento del cantiere, e 
distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le 
previsioni circa il periodo»di esecuzione, nonché l'ammontare presunto 
dell'avanzamento déilavori, anche allo scopo di consentire 
all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. 

Tale programmarsaraà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto 
l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di 
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in 
relàzione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla 
consegna dei componenti e delle fomiture escluse dall'appalto, senza che 


l'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi. 
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Art 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO 

L'Amministrazione — tramite il Coordinatore dei Lavori - svolgerà 
tutte le procedure tecniche, amministrative, connesse con Lle 
occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per 
l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte lesAorme 


vigenti in materia. 


Art. 24 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI 


A - È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai 
sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di 
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 
speciali che impediscono la esecuzione ala realizzazione a regola d'arte 
dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 
corso d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento 
della conclusione del contratto. 

La sospensione di cui6sopra permane per il tempo necessario a far 
cessare le cause ché hanno comportato la interruzione dell'esecuzione 
dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di 
variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza 
delle modifiche da introdurre al progetto. 

L'Appaltafore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la 
so$pensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante 
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il 
Commissario Delegato a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei 
Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai 


sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere 
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riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far 
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

Il Commissario Delegato determina il momento in cui sono venute meno 
le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indottoa 
sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di 
una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto‘della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi,\o comunque 
quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore\può richiedere lo 
scioglimento del contratto senza indennità; se la-stazione appaltante si 
oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha° diritto alla rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento)della sospensione oltre i 
termini suddetti. 

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la 
sospensione dei lavori, qualunque-sia la causa, non spetta all'Appaltatore 
alcun compenso o indennizzo. 

In ogni caso, e salvo che/la sospensione non sia dovuta a cause 
attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato 
dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del 
Regolamento/ Generale determina altresì il differimento dei termini 
contrattuali pari ad un numero di giomi determinato dal prodotto dei giorni 
di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per 
Effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto 
nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto 


dall'impresa. 
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B- Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante 
per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono 
considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenerè..il 
riconoscimento dei danni prodotti, quantificati secondo quanto disposto 


ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Generale. 


Art. 25 - PROROGHE 


L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in*grado di ultimare i 
lavori nel termine fissato può richiedeme la proroga. 

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza del termine contrattuale tenendo tento del tempo previsto dal 
comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 
all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità.della maggiore durata a fatto della 


stazione appaltante. 


La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Commissario Delegato, 


sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giomi dal suo ricevimento. 


Art. 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 


L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale 
orario giomaliero-0, di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, 
dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei 
Lavori può ‘vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati 
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non 
ha*diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se 


il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati 
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ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione 

del Commissario Delegato dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato 

ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 

Art. 27 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI 

Sono a carico dellAppaltatore tutte le misure, comprese de )opere 

provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 

all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni, ai/luoghi, a cose o a 

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 

provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente 

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al 

Direttore dei Lavori entro tre giomi lavorativi da quello dell'evento, a pena di 

decadenza dal diritto al risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone 

processo verbale, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservana o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del 
Direttore dei Lavori; 


e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Art28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO 


Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non 


può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. 
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Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna 
modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa 
esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa 
valutazione del Commissario Delegato, comporta l'obbligo 
dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eséguiti in 
difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare0eompensi, 


rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 


La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in 
corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di 
progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguirè l'esecuzione a regola 
d'arte cui è obbligato con il consenso scritto*del Direttore dei Lavori, sia 
disposta dal Direttore dei Lavori stesso pertisolvere aspetti di dettaglio. 

In ogni caso, ai sensi dell'art. 19 comma 1° ter della Legge 109/94, 
l’Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di 
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
Art. 29 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

L'Appaltatore dichiara ditaver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i 
materiali necessari per.l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto 
nella formuiazione-dei prezzi contrattuali delle variazioni dei costo della mano 
d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono 
pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 

Art. 30_- NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI 

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno 
determinati assumendoli dal prezzario di gara. 


Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove 
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analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento 


Generale. 


Art. 31 - REVISIONE PREZZI 


Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è 
ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art 1664, 
comma 1 del codice civile. 

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo-dei lavori al netto 
del ribasso, aumentato di una percentuale da applicarsiv nel caso in cui la 
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di-inflazione programmato 
nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da 
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale 
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare 
entro il 30 giugno di ogni anno,( nella misura eccedente la predetta 


percentuale del 2 per cento 
Art. 32 - ANTICIPAZIONE 
Non è prevista l'erogazione di alcuna anticipazione. 


Art 33 - PAGAMENTI.IN ACCONTO 


Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalità e nei termini 
indicati all'art. 168 del DPR 554/99. 

Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo corrispondente alla 
progettazione esecutiva sarà effettuato a favore dell’Appaltatore entro 15 
giomi-dalla consegna dei lavori, a norma dell'art. 140 comma 5° del DPR 
554/99. 


Dopo la prima rata di acconto saranno corrisposti all'Appaltatore acconti in 
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corso d'opera ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà, 
complessivamente per opere a corpo, almeno un importo pari al 20% (venti 
per cento) dei corrispettivo di appalto dedotto il corrispettivo già pagato perda 
progettazione esecutiva ed al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e‘delle 
ritenute, cosi come previsto per legge. 

Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse dalla direzione lavori 
nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000. 

In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei/Lavori ha l'obbligo 
di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali 
ed assicurativi) nonché quelli dovuti agli organismi della contrattazione 
collettiva. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro venti giomi dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei. loto confronti, copie delle fatture 
quietanziate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore. 

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Commissario 
Delegato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 
l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per 
ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giomi la 
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi 
maturati fino\alla data di sospensione. 

Il termine. per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 
corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giomi a decorrere 
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 


del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi 
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dovuti in base al certificato non può superare i trenta giomi a decorrere dalla 


data di emissione del certificato stesso. 


Art. 34 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA 


Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità stabilite dall'art. 29 
comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666; comma 2, 
del Codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa accensione delle polizze di cui 


all'art. 20-B del presente schema di contratto. 


Art 35 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI 
DELL'APPALTO 


| corispettivi dell'appalto, sia in acconto-Che a saldo, verranno accreditati 


all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su bonifico bancario. 


Art. 36 - RITARDO NEI PAGAMENTI 


Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti 
gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994. 

| medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di 
saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con 
decorrenza dalla);scadenza dei termini stessi. 

L'importo» degli interessi per ritardato pagamento viene computato e 
corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente 
suctessivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande 
o niserve. 


Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro 


Dr 
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il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante 
spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme 
dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella 
emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giomi, dal giorno 
successivo sono dovuti gli interessi moratori. 

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine 
stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano 
all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. 
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giomi, dal giomo 
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovtiti gli interessi moratori. 
Qualora il pagamento della rata di saldo non/intervenga nel termine stabilito 
dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo/per'causa imputabile alla stazione 
appaltante, sono dovuti gli interessi comispettivi al tasso legale sulle somme 
dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta 
giomi dal termine stesso. 

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno 
con decreto del Ministroxdei lavori pubblici di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio 4e ‘della programmazione economica. Tale misura è 
comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, 


del codice civile. 
Art 37X- \TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER 
L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 


Intetvenuta la stipula del contratto a norma dell'art. 109, il Commissario 
Delegato o suo incaricato, con apposito ordine di servizio, dispone che 


l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che 
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dovrà essere completata entro 10 giomi. Dopo la consegna del progetto 
esecutivo la Stazione Appaltante dovrà provvedere entro 5 giomi ordinatori 
dalla consegna alla validazione del progetto medesimo ai sensi dell'art. 47-del 
DPR 554, sentiti i progettisti del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 19 comma 
1 ter della legge 109/94 e successive modificazione. 

Il Commissario delegato, qualora ne ravvisi la necessità, ‘dispone che 
l’Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini dimaggior dettaglio 
o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione dékprogetto definitivo, i 
senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore 
dell'’Appaltatore. 

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle 
quantità delle lavorazioni previste nel/progetto definitivo, salvo quanto 
disposto dal comma 4 del DPR 554/99. 

L'Appaltatore prende atto, con la firma del presente contratto, che i lavon 
potranno essere svolti contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono 
la presenza di più imprese. Pertanto il tempo previsto di giorni 90 (giorni 
novanta) naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere tiene conto anche 
della contemporaneità»di lavorazioni e della presenza di più imprese per la 
conclusione delle due fasi dell'intervento. 

L'Appaltatore. si impegna a completare la “fase 1” in 60 giorni 
naturali e consecutivi e comunque a concluderla entro il 15 febbraio 
2005, ‘fatte salve eventuali sospensioni dei lavori determinate da 
interferenze con i sottoservizi. 

L'ulimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore 


comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle 
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necessarie constatazioni in contraddittorio. 

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione 
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 
maggior tempo impiegato. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento 
Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritafdo è determinato 
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma 
esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il 
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. 

| presupposti per i quali il Commissario Delegato può concedere proroghe su 
domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non 


dipendenti dall'Appaltatore. 


Art. 38 - PENALI 


Per ogni giorno di ritardo nellaxcònsegna del progetto esecutivo, rispetto al 
termine di 10 giorni, verràCapplicata una penale pari all'1°/00 (uno per mille) 
dell'importo del corrispéttivo previsto per la progettazione. Per ogni giomo di 
ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al termine di ultimazione parziale 
relativo alla “fase71” fissato per il 15 febbraio 2005, nonché dell'ultimazione 
complessiva dell'opera prevista in 90 giorni, verrà applicata una penale pari 
all'19/oo (no per mille) dell'importo del contratto rispettivamente determinato 
con riferimento all'entità dei lavori da eseguirsi in'fase 1” e dell’ importo 
contrattuale totale. 

I- Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Commissario Delegato in 


merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di 
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esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo . 
massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'importo complessivo 
dei lavori, il Commissario Delegato attua i provvedimenti necessari in base 
all'art. 119 del Regolamento. 

La penale è comminata dal Commissario Delegato sulla basè delle 
indicazioni fomite dal Direttore dei Lavori. 

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la /tdtale o parziale 
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è 
imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è 
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione 
appaltante. La penale per ritardo nell'inizio deiavori, e quella per ritardo nella 
ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si 
riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale 
successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. 
Sullistanza di disapplicazione»della penale decide il Commissario Delegato 


sentito il Direttore dei Lavone l'organo di collaudo. 


Art. 39 - FORMA E GONTENUTO DELLE RISERVE 


L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei 
Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, 
quale ché sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto 
dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del 
fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a 


pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di 
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contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate 
sui conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare “con 
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolareAle) riserve 
devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 
somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora /l'èsplicazione e la 
quantificazione non siano possibili al momento della-formulazione della 
riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, 
entro il termine di quindici giomi fissato dall'art. 165, comma 3 del 
Regolamento Generale. 

La quantificazione della riserva è effettuata\in.Via definitiva, senza possibilità di 


successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 


Art. 40 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI 


Fatta eccezione per i diritti-.che spettano allo Stato a termini di legge, 
appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di 
quelli che interessano/la-Scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i 
relativi frammenti,( Che si dovessero reperire nei fondi occupati per 
l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. 
L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro 
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente 
ordinateal fine di assicurame l'integrità ed il diligente recupero. 

lkteperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere 
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può 
demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverì senza 


autorizzazione della stazione appaltante. 
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Art. 41- PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE 


| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà 
dell'amministrazione. 

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito 
negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e 
delle demolizioni relative. 

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di.detti materiali 
all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere 
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già 


fatta nella determinazione dei prezzi. 


Art. 42 - AVVISO Al CREDITORI 


A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i 
creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a 
presentare i titoli del loro credito/e invitando l'Appaltatore a tacitare le 
eventuali richieste pervenuteila garanzia contrattuale verrà trattenuta a 
garanzia di quanto sopra%e, fino alla emissione del certificato di collaudo 


provvisorio. 


Art. 43 - COLLAUDO 


Il collaudo finale-deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei 
lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7° della Legge 109/94 e dell'art. 187 
comma(3° del Regolamento, è previsto il collaudo in corso d'opera. Per tutti i 
lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo 


secondo le modalità previste dagli articoli 187-210 del Regolamento 
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Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formaledì 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine. 

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle\operazioni di 
collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente aceertate a carico 
dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle 
garanzie fidejlussorie prestate ai sensi dell'art. 30,.comma 2 della legge 
109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale. 

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad 
esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione 
appaltante per accertare la intervenùta eliminazione delle mancanze 
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo 
resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono 


prelevate dalla rata di saldo:da\pagare all'Impresa. 
Art. 44- DIFETTI DI COSTRUZIONE 


Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore 
risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma 
carattere definitivo. 

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti 
dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato prestazionale, che interessino le 
strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano 


ridume sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il 


alza 
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normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni 
diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del 


guasto. 
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI 


Art. 45 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE 


Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli/atti contabili 
riserve il cui importo complessivo superi i limiti del, 10% dell'importo 
contrattuale, indicati dall'articolo  31-bs = dellavegge 109/1994, 
Amministrazione seguirà la procedura di cui all'art) 149 del Regolamento 


Generale per addivenire ad un accordo bonario còn l'Appaltatore. 


Art 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 


Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati 
a carico dell'Appaltatore (art. 118/Regolamento Generale), o per grave 
inadempimento, grave imegolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 
119 Regolamento Generale),o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 
120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la 
risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le 
conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale. 

Art. 47 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 
31<bis; comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo 
le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonché all'art. 150 del 
Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto. 
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Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo 
di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di 
sensi dell'art. 31-b/s della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla 
stazione appaltante entro novanta giomi dalla trasmissione degli, atti di 
collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale: 

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatòre fa venire 
meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio,/relativamente alla 


materia della riserva. 


Art. 48 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI 
LAVORI 


Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese dibollo e registro, della copia del 
contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad 
eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in 
base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il 
contratto. 

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti 
occorrenti per la gestione, del lavoro, dal giomo della consegna a quello data 
di emissione del \collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla 
documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le 
indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: 
Imposta-di'bollo - Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con 
D.M. 20%agosto 1992. 

Se _al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello 
Originariamente — previsto è obbligo  dell'Appaltatore provvedere 


all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori 


— 467 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo 
della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla 
dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. 

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello 
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione 
ai fini del imborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori 


imposte eventualmente pagate. 


Art. 49 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 


Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45) comma 1, lett. d) del 
Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e 
remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo 
precedente, anche gli oneri e obblighi-di'seguito riportati, per i quali non 
spetterà quindi all'Appaltatore altro Compenso, anche qualora l'ammontare 
dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. 

Fatte salve tutte le ulteriori, prescrizioni del capitolato prestazionale, si 


intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore: 


a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'iluminazione dei cantieri, con 


esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 
b) le spese pertrasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 


c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla 
eseChzione piena e perfetta dei lavori; 

d\Ale-spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che 
possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o 


del Commissario Delegato o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui 
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comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio; 

e) le spese perle vie di accesso al cantiere; 

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da metterea 
disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di 


danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni dimateriali; 


h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al 


collaudo provvisorio; 


)) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 696/1994 


e successive modificazioni. 
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche’gli.oneri e spese seguenti: 


)) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì 
successivo, riguardante le seguenti.notizie: a) numero di operai per giorno, 
con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui 


non si è lavorato e motivo c)Navori eseguiti nella settimana. 


m)le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la 
sua reintegrazione ‘in taso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le 


spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo; 


n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il 
coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a 
norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, 
della legge 109/1994, 


0) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel 
caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai 
sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939; 
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p) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di 
sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale 
dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificioe 
dei ponteggi estemi per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari 
per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto. 

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è congiobato 
tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo; pertanto, ad 
alcun compenso specifico. 

q) le spese per tutte le indagini, i rilievi e le campionature da presentare all'atto 
della consegna del progetto Esecutivo e successivamente richieste dalla 
Direzione Lavori. 

r) assoggettarsi, rendendone indenne la Sfazione Appaltante, a tutti gli oneri 
conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di più Imprese o 
Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad altri appatti in 
corso. In tale caso l'Appaltatoré dovrà adeguarsi al Piano di Sicurezza 
Generale e consentire, Mell'ambito dei lavori, l'uso delle attrezzature 
necessarie per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre 
fomiture, secondo..i) Programma Generale degli interventi che verrà 
redatto, sulla base del cronoprogramma prodotto dalla Impresa, dal 
Coordinatore “generale degli interventi. Le attrezzature citate saranno 
messe a disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario di utilizzo 
preventivamente concordato in base al Programma generale degli 
interventi, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attività 


hecessarie all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e 
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scarico del materiale e di manovra delle attrezzature dovranno essere 
eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la loro responsabilità, e 


secondo le modalità indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni; 


Art. 50 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE 


Il Commissario Delegato è Responsabile del Procedimento” ed è 
Responsabile dei Lavori (Art 2 D. Lgs. 494/96). 
Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure: 
Coordinatore generale (project manager) Arch. RenatoSARNO; 
Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale): 
Arch. Renato SARNO 
Arch. Giovanni MULTARI; 
Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale): 
Arch. Renato SARNO 
Arch. Giovanni MULTARI; 
Direttori operativi (art. 125 Regolamento Generale): 
Ing. Gabriele SALVATONI; 
Assistenti della D.L. (art126 Regolamento Generale): 
Arch. Enrico GIANNI 
Arch. Alessia SARNO 
Arch. Michele NATALE 
La coretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà 
eseguita Secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e seguenti: in 
caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita 
relazione motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di 


correttezza e buona fede. 


oil 
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I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto 
non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità 
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 
dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali 
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun dirittoin capo 
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

Art. 51 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le 
parti. 

Ogni informazione o documento che divenga notò in conseguenza od in 
occasione dell'esecuzione del Contratto, non<potrà essere rivelato a terzi 
senza il preventivo accordo fra le parti.In particolare l’Appaltatore non può 
divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto 


né autorizzare terzi a farlo. 


Art. 52 - ACCESSO AGLI ATTI 


Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte 
all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di 
collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa. 

Art. 53 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini e per.gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di 
inserire il‘nominativo dell’Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai 
fini dellovsvolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base 
all'art 12, comma 1, lett. b) della legge citata. 

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della 
legge citata. 


io 
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Art. 54- ULTERIORI PATTI 

Qualora alla scadenza del 30 novembre 2004 non venisse prorogata la 
Gestione Commissariale con apposita ordinanza ministeriale ,subentreràrà 
tutti gli effetti nel presente contratto la Regione Lombardia. 

Art. 54 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia allesnorme vigenti 
in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di Jégge in vigore., e 
particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 
19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole 


difformi del Contratto o del Capitolato speciale di.&ppalto. 


L'Appaltatore A.T.I. Magatti s.r.l. D’ordine(del Commissario Delegato 


Il Legale Rappresentante Il Soggetto AGIO 
x LÌ i 
Dott. Ing. Mariò-Enricò Ma gatti Doti.sSa Ri 


Ri 


Art. 55 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE Ò 
ù 


Ai sensi e per gli effetti<«degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, 
l'Appaltatore, per il fatto\di ‘aver presentato già offerta di prezzo in sede 
procedura negoziata, \con le valutazioni più complessive che essa ha 
comportato, e che\sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta 
che ora con la-finma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta 
conoscenzazi tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e 
tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato prestazionale, i quali ha 
potuto\conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto 
allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente 
conformato. 


L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice 
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civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e 
del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati 
ai contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausolevdì 
tutti gli articoli seguenti: 
1,2,,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25;26)27 28, 
29,30, 

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 48,49;50,51,52,53,54,5 
5.- 


L'Appaltatore A.T.I. Magatti s..r.l. D'ordine del Commissario Delegato 


Il Legale Rappresentante Il Soggetto Attuatore 
Dott. dA Mario Enrico Magatti Dott.ssa Rita Amabile 
\ i 
° MERE ia GATTI sé I 


dg 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Affidamento alla Società Grassi & Crespi S.r.l. di Milano della progettazione esecutiva e degli interventi di riqualificazione 
delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli, lotto progettuale «E», su area di proprietà della Regione’ Lombardia. 
(Ordinanza n. 301). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


s con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenze nei territorio 
cella città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 200 fifio-al 31.12.2093, con 
DPCM del 15 dicembre 2003 ai 30 ciueno 2094 e con DPCMNdel 9 luglio 2004 sino ni 
30.11.2094, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha intercssato ii 


giorno 18 anrile 2092 "a sede deila Regione Lombardia; 


e con Grdinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato ner il 
Coorainamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili(finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio déi Ministri n. 3288 dei 27/05/02 è stato 
modificato art. 1 comma 1 della citata ordifanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvaiersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti ai 


superamento della predetta situazione emergenziaie; 


« con ordinanza commissariaie m480 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile.sino al 30.11.2004; 


x 


VISTA l’ordinanza commissariale» n. 243 del 18.10.04 con la quale si é proceduto alla 
validazione del progetto definitivo del lotto progettuale”E”; 


ce 
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ACCERTATO che: 


e con lettera d’invito del 9 novembre 2004 è stata esperita trattativa privata — ai sensi 
dell’ait. 41 punti 5 e 6 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - per l'affidamento della 
progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui 
al progetto, invitando n. 4 imprese che hanno operato nel Complesso Pirelli; 

e entro il termine fissato per la consegna delle offerte —- 19 novembre 2004 ore 12.00 -- 

“sono pervenuti due plichi , come risulta dal timbro apposto dal Protocollo Generale 
della Regione Lombardia; 

e in data 24.11.2004 si è proceduto all'apertura delle buste} Come da verbale delle 
operazioni che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e dal 
cuale risulta che la Grassi & Crespi S.r.l. ha presentataW'offerta più bassa pari a € 
‘475.559,11= can un ribasso pari all'1,504%; 


RIT ENUTO, aila luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto alle procedure relative 
alia trartativa privata sopra evidenziate provvedendo all'aggiudicazione in favore della Gra 
& Crespi S.r.i. dei lavori, alle condizioni meglio specificate nel'c schema di contratto 


allegato al presente ne forma parte integrarite e sostanziale. 


VAGLIATE le predette determinazioni 
RISEODE 


1. per le motivazioni in premessa addotte; di prendere atto delle procedure relative alla 
wrattativa privata espletata nell'esercizio della facoltà . di. deroga all'art. 24 legge 
11.02.1994 prevista. dall ‘ordinanza ministeriale n. 3219/2002, affidando alla Società Grassi 
& Crespi S.r.l. la progettazione esecutiva e l'attuazione degli interventi di riqualificazione 
delle nertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli - su area di proprietà regionale - di 
cui al iotto progettuale “E” validato con erdinanza commissariale n. 243 del 18.10.04, alle 
condizioni tutte meglio specificate nello schema di contratto che, allegato al nresente 
atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 


È. di dare atto che l'importo, per tale intervento ammonia a complessivi € 905.143,04= di cui 

€ 473.559,11 relativosal lavori depurati del ribasso d'offerta del 1,504%, € 22.802,40= 

er la progettazione esecutiva, € 22.913,63 per gli oneri della sicurezza ed € 
385.867,90.= pefssomme a disposizione dell’Amministrazione; 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


dig 
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA 
ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N° 3219 DEL 07.06.2002 
VIA TARAMELLI N. 12 — 20124 MILANO 


CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI 
RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA 
REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERNNENZE E DEI 
LUOGHI ADIACENTI 


LOTTO E1- AREE DI PROPRIETA’ REGIONE LOMBARDIA 
DITTA APPALTATRICE:GRASSI&CRESPI s.r.1. 


Cat. prevalente: O0G1 € 480.794,76 
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a.fibasso) € 480.794.76 
Importi non soggetti a ribasso: 

- Corrispettivo per progettazione esec. (compr. 2% CNPAIALP) _" 22.802,40 
- Oneri relativi alla sicurezza i 22.913,63 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 526.510,79 


Il ribasso offerto verrà applicato actutte le tipologie di lavori esclusi la progettazione 


esecutiva e gli oneri relativi alla sicurezza. 


B - LE PARTI 


ERROR EE I 
La Dott.ssa Rita Amabile nella sua qualità di Soggetto Attuatore con sede in Milano 
Via Taramellit>12, che agisce in attuazione della Ordinanza del Ministro dell'Interno 


n.3219 in data 07.06.2002 e successive modificazioni 


E 
LISA iu nato il ............ d'ailiilo , residente a_........... 
Via/Piazza ......... Mocclazi enni con codice fiscale ........................ 
(nella sua qualità di ................. Cell IMPIeSa: reali 
con sede in .....................-........ Via/Piazza: uh iaia : 


4g 
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partita” IVA: iaia lee ia ), di seguito denominato 


"Appaltatore", che agisce in qualità di .................... 0. 


C - PREMESSE 


Premesso 

- che con ordinanza del Ministro dell'Intemo n. 3219 in data 07.06.2002 è stato‘deèretato lo 
stato di emergenza a seguito dell'incidente aereo del 18.04.2002 ed è stato/nominato il 
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di messatin sicurezza, di 
restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della 
Lombardia e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti; 

- che con ordinanza del Commissario Delegato n. 243«del 18.10.04 è stato 
approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 
912.378,69, di cui € 480.794,76 per lavori, € 22.802,40 per progettazione 
esecutiva a carico dell'Impresa, € 22.913,63 per,costi relativi alla sicurezza 
ed € 385.867,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

-  cheindata9.11.2004 è stata inoltrata lettera d'invito per l'appalto integrato dei lavori ; 

- che con ordinanza del Commissario Delegato n. ................. in data i lavori in 
oggetto sono stati affidati alla Impresa Grassi& Crespi s.r.l. di Milano per 
l'importo netto di€ 473.559,11 oltre l'IVA, a seguito del ribasso del.1.50.% ; 

- che l'Amministrazione è proprietaria dell'immobile Edificio Pirelli del quale 
dispone liberamente, sito«in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, distinto al Catasto 
Terreni/Urbano al foglio &&T............ i mappa 


di cui al certificato di /pattita catastale n.................... del... 


con il presente contfatto, da valere ad ogni effetto di legge,si conviene e 


stipula quanto segue: 


TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO 
Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI 


Quantoxprecede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: 

Ordinanza Ministro dell'interno n°3219 del 07.06.2002 

Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quagro in materia gi 


lavori pubblici; 
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Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; 

CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 20004 n. 
145; 

Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di 
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 


febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 


L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con 
organizzazione di mezzi necessari e gestione a propriocrischio, i lavori descritti in 
epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse: LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, 
INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE, DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE 
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE 
PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI 


LOTTO E — AREE DI PROPRIETA’ DELKA REGIONE LOMBARDIA secondo gli 


elaborati del progetto definitivo di cui in premessa. 


Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a € 519.275,14 =. Tale 
importo è dovuto alla somma. di € 473.559,11.relativa alla somma per i lavori 
depurata del ribasso 1,50‘4%>y a cui va aggiunta la somma di € 22.802,40 per la 
progettazione esecutiva(e“di € 22.913,63 per gli oneri della sicurezza. L'importo di 
contratto come sopra..definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla 


liquidazione finale. 


Art. 4 - REGIME IVA 

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per 
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 634 solo in caso d'uso. 

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione 
comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della 


fattura. 
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Art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI 
ATTUAZIONE 

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi della gestione 
Commissariale. 

Art. 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE 

Il presente contratto di appalto si intende stipulato: 

— a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo; 

1865, n. 2248, allegato F; Lavori in economia; 

secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato prestazionale; 
Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso 
ed invariabile, senza che possa essere invocata da\altuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verifica sulla misura o sul valérevattribuito alla quantità o alla 
qualità di detti lavori. 

Art. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O 
SCORPORABILI 

La composizione delle categorie di lavoro/dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 
34/2000, è la seguente: 

Categoria OG1 classifica Il 

Importo lavori € 473.559,11= 

Oneri per la sicurezza € 14.869794= 

Costi esterni per la sicurezza€ 8.043,69= 

Corrispettivo per la progettazione comprensivo del 2% CNPAIALP € 22.802,40= 
importo complessivo-dei lavori € 519.275,14= oltre IVA 


Art. 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE 


di 
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Art. 9 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE 
ALL'APPALTATORE 


Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori 
o dal Commissario Delegato, ciascuno relativamente agli atti di propria.competenza, 
a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella Gondotta dei lavori 
oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra. 


Art. 10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO.RISCUOTERE 


I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto. che a saldo, verranno accreditati 
all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante+bonifico bancario sul c/c 
Nicea CIN. CAB; ARI iena , presso l'Istituto di 
Credito ............ Mi 

in caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il 
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del 
pagamento delle somme cedute. 

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può 
attribuirsi alla stazione appaltante. per pagamenti a persone non autorizzate 
dall'Appaltatore a riscuotere. 


Art. 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE 


L'Appaltatore, qualora non tenduca i lavori personalmente, deve conferire mandato 
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per 
l'esercizio delle attività\necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
L'Appaltatore rimaneyresponsabile dell'operato del suo rappresentante. 

Il mandato deve\éssere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 
giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede 
a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. 

L'Appaltatere o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire 
la presenza sul luogo dei lavori. 

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa 
Inotivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento 
immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità 


all'Appaltatore o al suo rappresentante. 
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Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA 


L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore 
di Cantiere, che potrà coincidere con il Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo 
Rappresentante delegato. 

Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del 
relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori. 

La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. 

Il Direttore Tecnico dell'Impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di 
carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere 
i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione 
Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) discui al D.P.R. 25 gennaio 2000, 
n. 34. La nomina di Direttore Tecnico dell'Impresa’ deve essere accompagnata da 
dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico. 

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore 
Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti 
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato Il al D.Lgs. 
494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, 
eseguendo solo lavorazioni chèynon abbiano necessità di coordinamento, e 
provvedere a sostituire il Direttere Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) 
dalla data della mancanza. 

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori 
per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. 
b) del Regolamentò, di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del 


contratto, e la prosecuzione in danno. 


Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME 

L'appalto è Soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto, nel Capitolato Prestazionale, nel 
Computo Metrico Estimativo e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e 
neglialtri elaborati allegati al contratto. 

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato 
Prestazionale e dal Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti 


leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute 
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ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato 

Prestazionale: 

0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002: 

1. il Codice Civile - libro IV, titolo IH, capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677 (qui 
chiamato in modo abbreviato "c.c."); 

2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e,$ui cantieri; 

3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata 
in modo abbreviato "legge 109/1994"); 

4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 
dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento 
Generale"); 

5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 
2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale/d'Appalto"); 

6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigentisalla data di esecuzione dei lavori; 

7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e 
Comune nel quale devono essere eseguitete opere oggetto del presente appalto; 

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non 
espressamente richiamate, e tutte/le norme modificative e/o sostitutive delle 
disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della 


esecuzione dei lavori. 
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI.DEL CONTRATTO 


Art. 14 - ADEMPIMENTL’ANTIMAFIA 

Si dà atto che con nota‘protocollo K1. 2004.x000x è stata chiesta alla competente 
Prefettura la certificazione antimafia. 

In caso di esito negativo il presente contratto si intenderà risolto. 

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 


Il contrattovmnon può essere ceduto, a pena di nullità. 
Le imprése; le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire ini proprip 


le opere 0 i lavori compresi nel contratto. 


Art»16 - SUBAPPALTO 


A - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali 


le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore 
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al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU € 
qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore als50 
per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaitatore non, può 
subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in-opera di 
impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in 
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non 
sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 detr1965. È fatto 
obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti 
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
B - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere 


che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 


N 
“— 


che l'Appaltatore provveda al deposito del ‘contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni )prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative lavorazioni; 

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il 
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo 
del presente comma; 


4) che l'affidatario del ‘subappalto o del cottimo sia in possesso dei 


S_ 


corrispondenti requisità previsti dalla vigente normativa in materia di 
qualificazione delle imprese; 

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, 
alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni. 

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita 
nellawmisura del 30 per cento dell'importo della categoria. 

C - Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e 
opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed /) del Regolamento 
Generale. 

L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare 

alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione 


prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 
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successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 
55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, 
lettere 5) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si-applicano 
comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 
18 della legge 19 marzo 1990 n. 55. 


D - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al 
subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. È fatto 
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

L'impresa aggiudicataria deve praticare, pérvi lavori e le opere affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso 
non superiore al venti per cento. 

L'Impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, 

commi 9, 10, 11, della legge 55/1990. 


Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA 


L'Appaltatore deve osservare le.norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una 
ritenuta dello 0,50. per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il 
Commissario provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, 
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto 
dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il 
pagamefito nelle forme di legge. 

Le. ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto 
fimale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano 
comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine 


di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Commissario. 
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 
l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Commissario a provvedervi entro i successivi 
quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente 
la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 
può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzionivarretrate 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del 
contratto. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte, dell'Appaltatore, il 
Commissario Delegato provvede all'inoltro delle richieste /e ‘delle contestazioni 
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari 
accertamenti. 

L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare ‘integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi. nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si svolgonocilavori; è, altresì, responsabile in 
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, 
per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro 
spettanza. L'Appaltatore e, suoxtramite, le imprese subappaltatrici trasmettono 
periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

AI Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett. a),del Regolamento 
Generale compete/Ta “verifica periodica del possesso della regolarità da parte 
dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di 


obblighi nei confronti dei dipendenti. 
Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE 


L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori: 

— il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 
settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui 
all'art. 3 della stessa norma; | 

ZL eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 


all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494; 
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— un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome è 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, 
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezzàre di 


coordinamento. 


I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale 
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in (fase di esecuzione, 
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di 
sicurezza. 

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero ÎM corso d'opera, possono 
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori\di cui al D. Lgs. 14 agosto 
1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di 
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante 

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze 
di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori 


relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 


L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti éon°il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di 
associazione temporanea rdivimpresa o di consorzio, detto obbligo incombe 
all'Impresa mandataria. IkDivettore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 


piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 


Art. 19 - CAUZIONE-DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO 


A garanzia degli-.oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od. inésatta, 


adempimento‘del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 


10 per cento “dell'importo dei lavori, mediante .......................... , rilasciata dalla 
società/istituto ......................... , agenzia di ............................... per l'importo di 
@Uro S.N............. , e per la tutta la durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo 
alla stipula. 


ba garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 


collaudo provvisorio o comunque decorsi dadici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 
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È previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base all'art. 30 comma 
2° della Legge 109/94 e successive modificazioni. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del“debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione»-della cauzione 
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di/'inottemperanza, la 


reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. 


Art. 20 - POLIZZE 


A - ASSICURAZIONE DURANTE | LAVORI 
L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994, è obbligato a 


stipulare una polizza di assicurazione che «copra gli eventuali danni subiti 
dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. 

La somma da assicurare è di € 1.000.000,00 (euro unmilione) per i danni alle opere 
in costruzione e di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) per i danni 
cagionati alle opere ed agli impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i 
lavori oggetto dell'appalto. La suddetta somma assicurata sarà prestata a primo 
rischio assoluto e cioè in defaga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. 

La polizza, inoltre, assicuraNAmministrazione contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 
( euro cinquecentomila) per ogni sinistro. 

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente 
articolo almenddieci giorni prima della consegna dei lavori. 

L'omesso o ‘il‘vitardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte: 


dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. 
B - DÉÈENNALE PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI 


SiSrichiede all'Appaltatore la stipula con decorrenza dalia data di emissione del 


certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato una polizza indennitaria 
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero4dèi 
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsiona.del 
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in 
‘pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizzavdecennale 
deve essere di € 500.000,00. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con 
massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione) per ogni sinistro. 

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui 


sopra. 
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 


Art. 21 - RICHIAMO Al PATTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DEL 

PROGETTO DEFINITIVO 

L'appalto viene concesso e accettato, ai patti, termini, modalità e condizioni 

inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato Prestazionale e 

alla lista delle categorie di lavori e delle forniture e di tutti gli elaborati grafici e scritti 

del progetto definitivo, atti che(sebbene materialmente non allegati al contratto, ne 

formano parte integrante e, nértanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in 

segno di accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione. 

Sono parte integrante delteontratto: 

a) il capitolato generaledi cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145; 

b) il capitolato prestazionale; 

c) gli elaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi; 

d) Lista delle\Categorie di Lavori e delle Forniture (compilato dall’aggiudicatario in 
sede di.gara, ex art. 90, comma 7 Reg.) 

e) Calcelo della parcella del progetto esecutivo 

f) Documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i documenti di affchivio e 


storici. 
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Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 


L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non*riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. 
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della 
Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programmaxesecutivo dei 
lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, 
compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni 
(tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di<esecuzione, nonché 
l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire 
all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. 

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto 
l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori 
nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze 
dipendenti dalla esecuzione di opere e-dalla consegna dei componenti e delle 
forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto 


di richiesta di speciali compensi. 
Art. 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO 


L'Amministrazione svolgerà tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, 
anche in sede contenziosa connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed 
asservimenti occorrenti pef.l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le, 


norme vigenti in materia. 


Art. 24 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI 


A - È ammessa.Ja’ sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi 
dell'articolò, 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse 
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra 
le»circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera qualora dipendano da 
fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 


La sospensione di cui sopra permane perl tempo necessario a far cessare le 
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cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel 
caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve 
essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al 
progetto. 

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la 
sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia 
disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto=il’ Commissario 
Delegato a dare le necessarie disposizioni al Direttore/déi Lavori perché 
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida /ainsensi del presente 
comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa 
dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata 
della sospensione. 

II Commissario Delegato determina il momento in cui sono venute meno le 
ragioni di pubblico interesse o di necessità ché lo hanno indotto a sospendere i 
lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un 
periodo di tempo superiore ad un quarte-della durata complessiva prevista per 
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha 
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti. 

Salvo quanto previsto<dall'ultimo periodo del comma precedente, per la 
sospensione dei lavori qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun 
compenso o indennizzo. 

In ogni caso, e=salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili 
all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per 
l'esecuzione dei lavori. 

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del 
Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali 
pafitad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione 
per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della 
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo 


secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa. 


B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per 
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cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate 
illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danhi 
prodotti., quantificati secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 25 del Capitolato 


Generale. 


Art. 25 - PROROGHE 


L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ‘ultimare i lavori 
nel termine fissato può richiederne la proroga. 

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo. anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale tenendo conto dei tempo,previsto dal comma 3. In 
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per 


l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 


La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Commissario Delegato, sentito 


il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 


Art. 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 


L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario 
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone 
preventiva comunicazione al Direttore/dei Lavori. I! Direttore dei Lavori può vietare 
l'esercizio di tale facoltà qualora,.tfieortrrano motivati impedimenti di ordine tecnico o 
organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i 
prezzi contrattuali. 

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei 
Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano 
eseguiti in condizioniveccezionali, su autorizzazione del Commissario Delegato dà 
ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al 


ristoro del maggior'onere. 


Art. 27 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI 


Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti 
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone 
e allexcose nella esecuzione dell'appalto. 

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 
provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza 
di adeguata copertura assicurativa. 
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Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttorè 

dei Lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza*dal 

diritto al risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo 

verbale, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei 
Lavori; 


e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 


Art. 28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO 


Qualunque modifica al presente contratto non può-aver luogo e non può provarsi che 
mediante atto pubblico amministrativo. 

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori 
appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del 
divieto, salvo diversa valutazione del Commissario Delegato, comporta l'obbligo 
dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in 
nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 
La semplice precisazione eseéutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso 
d'opera, a completamento di ‘quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia 
richiesta dall'Appaltatore perconseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato 
con il consenso scritto del)Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori 
stesso per risolvere aspetti di dettaglio. 

In ogni caso, ai sensi dell'art. 19 comma 1° ter della Legge 109/94, l'Appaltatore 
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in 


corso d'opera.a causa di carenze del progetto esecutivo. 


Art. 29- INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i 
materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto 
nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano 
d'opera prevedibili nel periodo di durata déi lavori; tutti i prezzi si intendono 


pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 
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Art. 30 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI 

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati 
assumendoli dal prezzario di gara. 

Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove.analisi, 


da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale. 


Art. 31 - REVISIONE PREZZI 


Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge. 109/1994, non è 
ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica Part. 1664, comma 1 
del codice civile. 

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del 
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la 
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 
precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni 
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori Stessi. Tale percentuale è fissata, con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, 


nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento 


Art. 32 - ANTICIPAZIONE 
Non è prevista l'erogazione di aleuna anticipazione. 


Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO 


Gli Stati di Avanzamento bavori saranno redatti con le modalità e nei termini indicati 
all'art. 168 del DPR 554/99. 

ll pagamento della. prima rata di acconto del corrispettivo corrispondente alla 
progettazione esecutiva sarà effettuato a favore dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla 
consegna dei lavori, a norma dell'art. 140 comma 5° del DPR 554/99. 

Dopo la prima rata di acconto saranno corrisposti all'Appaltatore acconti in corso 
d'opera Atcogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà, 
complessivamente per opere a corpo, almeno un importo pari al 20% (venti per 
centò) del corrispettivo di appalto dedotto il corrispettivo già pagato per la 
progettazione esecutiva ed al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle 


ritenute, cosi come previsto per legge. 
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Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse dalla direzione lavorienèi 
termini previsti dall’art. 29 del D.M. 145/2000. 

In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di 
verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed 
assicurativi) nonché quelli dovuti agli organismi della contrattazione collettiva. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dallàxdàta di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai 
pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore. 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Commissario 
Delegato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo 
dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come 
sopra quantificata percentualmente. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione 
appaltante dispone comunque il pagamento in’'acconto degli importi maturati fino alla 
data di sospensione. 

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 
corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla 
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del 
Regolamento Generale. Il termine»per disporre il pagamento degli importi dovuti in 
base al certificato non può,superare i trenta giorni a decorrere dalla data dj 


emissione del certificato stesso 


Art. 34 - PAGAMENTI A'SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA 


Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità stabilite dall'art. 29 comma 2 
del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. 

Il pagamento/della rata di saldo avverrà previa accensione delle polizze di cui all’art. 


20-B del presente schema di contratto. 


Art. 354 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO 


I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati 


alk'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su bonifico bancario. 


Art. 36 - RITARDO NEI PAGAMENTI 


Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli 


interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994. 
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] medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo 
rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza‘dalla 
scadenza dei termini stessi. 

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in 
occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello 
eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sià/emesso entro il 
termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione (appaltante spettano 
all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla 
data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nellatemissione del certificato 
di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi 
moratori. 

Qualora il pagamento della rata di acconto non siaseffettuato entro il termine stabilito 
sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli 
interessi corrispettivi al tasso legale sulle/somme dovute. Qualora il ritardo nel 
pagamento superi i sessanta giorni, dalgiorno successivo e fino all'effettivo 
pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 

Qualora il pagamento della rata di/saldo non intervenga nel termine stabilito 
dall'articolo relativo ai pagamenti ja saldo per causa imputabile alla stazione 
appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; 
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine 
stesso. 

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con 
decreto del Ministro_dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della progtammazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior 


danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile. 


Art. 37 - TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI 
LAVORI 


Intervenuùta la stipula del contratto a norma dell'art. 109, il Commissario Delegato o 
suo__incaricato, con apposito ordine di servizio, dispone che l'Appaltatore dia 
iMmediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata 
entro 15 giorni. Dopo la consegna del progetto esecutivo la Stazione Appaltante 
dovrà provvedere entro 5 giorni ordinatori dalla consegna alla validazione del 


progetto medesimo ai sensi dell'art. 47 del DPR 554, sentiti i progettisti del progetto 
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definitivo, ai sensi dell'art. 19 comma 1 ter della legge 109/94 e successive 
modificazione. 

II Commissario delegato, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’Appaltatore 
provveda all’effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a 
quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza chelciò comporti 
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’Appaltatore. 

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità 
delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 
del DPR 554/99. 

L'Appaltatore prende atto, con la firma del presente contratto, che i lavori potranno 
essere svolti contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la presenza di 
più imprese. Pertanto il tempo previsto di giorniv90 (giorni novanta) naturali e 
consecutivi per l'esecuzione delle opere tiene contovanche della contemporaneità di 


lavorazioni e della presenza di più imprese. 


L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata 
per iscritto al Direttore dei Lavori, ,il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. 

L'Appaltatore non ha diritto allo-seioglimento del contratto né ad alcuna indennità 
qualora i lavori, per qualsiasitcausa non imputabile alla stazione appaltante, non 
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai 
fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui 
all'art. 45, comma #0 Regolamento Generale e il termine assegnato dal Direttore dei 
Lavori per compiére i lavori. 

I presupposti per i quali il Commissario Delegato può concedere proroghe su 
domanda \dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti 


dall'Appaltatore. 

Artx38 - PENALI 

Per’ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, rispetto al termine di 
15 giorni, verrà applicata una penale pari all’1°/o (uno per mille) dell'importo del 
corrispettivo previsto per la progettazione. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione 


dei lavori, rispetto al termine di 90 giorni, vetrà. applicata una penale pari all'1°/oo 
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(uno per mille) dell'importo del contratto. 

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Commissario Delegato in merito 
agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. 
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della.penale 
superiore all'importo del 10% dell'importo complessivo dei lavori, il Commissario 
Delegato attua i provvedimenti necessari in base all'art. 119 del Regolamento. 

La penale è comminata dal Commissario Delegato sulla base delle indicazioni fornite 
dal Direttore dei Lavori. 

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, laNtotale o parziale 
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il/itardo non è imputabile 
all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente 
sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo 
nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono 
essere disapplicate per metà qualora si riconoscatnion esservi alcun ritardo rispetto 
alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 
all'Appaltatore. 

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Commissario Delegato sentito il 


Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo. 


Art. 39 - PREMIO DI ACCELERAZIONE 


E’ previsto premio di accelétazione da calcolarsi con le stesse modalità di cui al 
precedente articolo 38 “penali” per ogni giorno di anticipo rispetto ai 90 giorni previsti 


per la conclusione dell'intervento. 


Art. 40 - FORMA ECCONTENUTO DELLE RISERVE 


L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei 
Lavori, senza-poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che 
sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserfe-devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto 
idoneo a’ riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 
determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 


pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 
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intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione. le 
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a péna 
di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore.ritiene gli 
siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere, di ‘provvedervi, 
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, 
comma 3 del Regolamento Generale. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 


successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 


Art. 41 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI 


Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a(termini di legge, appartiene alla 
stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valoré e di quelli che interessano la 
scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si 
dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi 
cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state 
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. 

Il reperimento di cose di interessevartistico, storico o archeologico deve essere 
immediatamente comunicato ‘alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può 
demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 


stazione appaltante. 


Art. 42 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE 


| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà 
dell'amministrazione. 

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti 
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni 
relative. 

Qualorasgli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il 
prezzovad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto 
dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei 


prezzi. 
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Art. 43 - AVVISO Al CREDITORI 

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditoti 
verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i 
titoli dei loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali..richieste 
pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino 


alla emissione del certificato di collaudo provvisorio. 


Art. 44 - COLLAUDO 


Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. 
Ai sensi dell'art. 28 comma 7° delia Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3° del 
Regolamento, è previsto il collaudo in corso d'opera. Per.tutti i lavori oggetto del 
presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo-secondo le modalità previste 
dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale il certificato di collaudo ha 
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione 
del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo,)si intende tacitamente approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termine. 

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di 
collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico 
dell'Appaltatore dal collaudo stessoydetermina l'estinzione di diritto delle garanzie 
fidejussorie prestate ai sensi. dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e 
dell'articolo 101 del Regolamento Generale. 

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo 
carico dell'Appaltatore le.spese di visita del personale della stazione appaltante per 
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di 
collaudo ovvero penle ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o 
dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare 


all'Impresa. 


Art. 45 - DIFETTI DI COSTRUZIONE 


Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per 
la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, 
meglio evidenziati nel Capitolato prestazionale, che interessino le strutture portanti e 


tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per 
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estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera; 
ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi, quelli 


necessari per la ricerca del guasto. 


TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI 


Art. 46 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE 


Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui 
importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo, eontrattuale, indicati 
dall'articolo 31-bis della legge 109/1994, l'Amministrazione.seguirà la procedura di 
cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire, ad un accordo bonario con 


l'Appaltatore. 
Art. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 


Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione@del contratto per reati accertati a 
carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave 
inadempimento, grave irregolarità o ritardo-nella esecuzione dei lavori (art. 119 
Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 
Regolamento Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione 
del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli 
artt. 121 e 122 del RegolamentoGenerale. 

Art. 48 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al Mancato-raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis, 
comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di 
cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonché all'art. 150 del Regolamento Generale e 
agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto. 

Le riserve e l@pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di 
insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi 
dell'art. /1-bis della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione 
appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai 
sen$sidell'art. 204 del Regolamento Generale. 

ka sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni 


altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva. 
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Art. 49 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI 
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia“del 
contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari” ad 
eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, inbase alle 
tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti 
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data\diTemissione del 
collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui 
certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° 
luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Articoli 2 e«28, della vigente tariffa del 
bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992. 

Se al termine dei lavori il valore del contratto >\risulti maggiore di quello 
originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento 
dell'onere tributario mediante pagamento dellèmaggiori imposte dovute sulla 
differenza. Il pagamento della rata di saldo e dò svincolo della cauzione da parte della 
stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento 
delle maggiori imposte. 

Se al contrario al termine dei lavori iV valore del contratto risulti minore di quello 
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini 
del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte 


eventualmente pagate. 


Art. 50 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d) del 
Regolamento Genèrale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati 
con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche 
gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore 
altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o 
aumenti”voltre il quinto d'obbligo. 

Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni del capitolato prestazionale, si intendono 
comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore: 

a)le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con 


esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 


b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
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c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre allà 
esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che_po$sono 
occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Cémmissario 
Delegato o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la corisegna fino al 


compimento del collaudo provvisorio; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 

f le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a 
disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee èper risarcimento di danni 
per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo 
provvisorio; 

)) le spese di adeguamento del cantiere in, osservanza del D.Lgs. 696/1994 e 


successive modificazioni. 
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anchè gli oneri e spese seguenti: 


)) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì 
successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con 
nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è 
lavorato e motivo; c) lavoriseséguiti nella settimana. 

m)le spese necessarie alla)costituzione della garanzia contrattuale e per la sua 
reintegrazione in caso-di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per 
fideiussioni e polizza prestate a qualunque titolo; 

n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento 
con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, 
comma 8; della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994, 

o) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i 
dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della 
legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939; 

p)Yuso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento 
presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e 


disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di 
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ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione not 
comprese nel presente appalto. 
Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le 
spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, _ad. alcun 
compenso specifico. 

q) le spese per tutte le indagini, i rilievi e le campionature da presentare all’atto della 
consegna del progetto Esecutivo e successivamente richieste»dalla Direzione 
Lavori. 


assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri 


n 
n 


conseguenti alla contemporanea presenza nel cantieré/di più Imprese o Ditte 
costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad’ altri appalti in corso. In 
tale caso l'Appaltatore dovrà adeguarsi al Piano$ di Sicurezza Generale e 
consentire, nell'ambito dei lavori, l’uso delle attrezzature necessarie per la 
movimentazione dei materiali, anche facenti%parte di altre forniture, secondo il 
Programma Generale degli interventi ,éhe/ verrà redatto, sulla base del 
cronoprogramma prodotto dalla Impresa, dal Coordinatore generale degli 
interventi. Le attrezzature citate saranno messe a disposizione dei vari appaltatori, 
secondo un calendario di utilizzo/ preventivamente concordato in base al 
Programma generale degli interventi, in modo da consentire lo svolgimento di tutte 
le attività necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e 
scarico del materiale e di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite 
con personale dei varicappaltatori, sotto la loro responsabilità, e secondo le 


modalità indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni; 


Art. 51 - CONTROLLEIDELL'AMMINISTRAZIONE 


Il Commissario Delegato è Responsabile del Procedimento ed è Responsabile dei 
Lavori (Art 2 D.Lgs. 494/96). 


Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure: 


Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale): 
Arch. Renato SARNO 
Arch. Giovanni MULTARI; 
Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale): 
Arch. Renato SARNO 
Arch. Giovanni MULTARI; 
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Direttori operativi (art. 125 Regolamento Generale): 

Ing. Gabriele SALVATONI; 
Assistenti della D.L. (art. 126 Regolamento Generale): 

Arch. Enrico GIANNI 

Arch. Alessia SARNO 

Arch. Michele NATALE 
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà 
eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c.e seguenti: in caso di 
contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata 
del Direttore dei Lavori redatta seguendo ie regole di correttezza e buona fede. 
I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non 
escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di 
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le 
parti di lavoro e materiali già controllati. Tali \controlli e verifiche non determinano 
l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla 
stazione appaltante. 
Art. 52 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le 
parti. 
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in 
occasione dell'esecuzione, del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il 
preventivo accordo fra\le parti.In particolare l’Appaltatore non può divulgare 
notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né 


autorizzare terzi a farlo. 


Art. 53 - ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'aîticolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso 
le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande 
e sulle tiserve dell'Impresa. 

Art. 54 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di 
inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini 
dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, 


comma 1, lett. b) della legge citata. 
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L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della 


legge citata. 


Art. 55 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme*vigenti in 
materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge inv vigore., e 
SAoLERO al FARSE press di appalto PROSA conb:M. LL.PP. 19 


Contratto o del nibbi speciale di appalto. Posi 0 


L'Appaltatore ........................ 


“Il Commissario Delegato ..:... } 
CL, k | 


x Î i ci x 
Art. 56 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE,3\” 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342.del codice civile, l'Appaltatore, per il 


fatto di aver presentato già offerta di prezzo ih séde di gara, con le valutazioni più 
complessive che essa ha comportato, e che‘sono esposte nelle dichiarazioni ad 
essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di 
avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti 
amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato 
prestazionale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo 
schema di contratto allegato ‘al progetto, al quale il presente contratto si è 
sostanzialmente conformato. 

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, 
sottoscrivendo il presenterarticolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato 
speciale, come pure-déi disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara 
di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:art. 
1,2,3,4,5,6,7,89, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3 
1,32,33,34,35:36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56. 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Affidamento mediante trattativa privata dell’incarico di fornitura sedute/arredi speciali per la sala convegni*«Gonfalone», 
per la sala incontri istituzionali del Presidente e della sala 44 posti del 26° piano alla Società Matteo Grassi S-:p.A. di Milano. 
Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 302). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


s con DPCM dei 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 51.12.2003 , con 
DPCM de! 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCMidet 9 luglio 2094 sino al 
30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il 
ciorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


s con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per i! 

Coordinamente della Protezione Civile — ha nominato’ Commissario Delegato ver la 

cealizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili(finarizzati a fronteggiare l'emergenza 
‘ l'Assessore agli Affari Generali e Persona'e della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 dei 27/05/03 è staio 
modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, neminando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e corn ordinanza commissariale m:480 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il 
riogetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli; 
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ACCERTATO che: 


» in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale, tramite le competenti strutture 
tecnicne a supporto ha dato corso aila trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 Comma 4 lett. 
d delia Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6-ton la Società 
MATTEOGRASSI S.p.A di Mitano al fine di ottenere la miglior offerta perda fornitura di 


Prefidente della Giunta Regionaie nonche delia Saia 44 posti dei 26°piano; 


>. seguito di attenta valutazione deile campionature in crdinc/aiv requisiti previsti dai 
progetto approvato, delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale , nonché 
dell'offerta economica pervenuta in data 26 novembre 2004<competenti Uffici Tecnici a 
susporto della Gestiane Commissariale hanno espresso il benestare; 


» ‘a seguito di trattative intercorse cor: ia. Società MATTEOGRASSI S.p.A., ta. stessa. ha 
manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa degli 
arredi in argomento proponendo uno prezzo complessivo di € 124.958,37 oltre Iva, ed 
alie- condizioni meglio, specificate nell'allegato schema che ferma parte integrante. e 
sostanziale del presente atto; 


RITENUTO di affidare, la fornitura e la posa in opera delle sedute sopramenzionate alla 
Società MATTEOGRASSI S.p.A. di Milano (provvedendo alla sottoscrizione dei relativo 
contratto; i 


DISPONE 


1. di affidare, per e motivazionicim premessa addotte, , alla Società MATTEOGRASSI S.p.A di 
Milano l'incarico di fornituràxe' posa in opera degli arredi speciali per !a Sala Convegni 
“Gonfalone”, la sala Incontrî Istituzionali del Presidente della Giunta Regionale nonché 
della 44 postì del 26° piano, per un importo complessivo di € 124.958,37 IVA incliisa ed 
alle condizioni meglioSpecificate nello schema di contratto che allegato al presente atto 
ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che-lavViquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal 
contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione 
contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO DI FORNITURA 
TRA 
Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano,\Via 
Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del “Soggetto 
Attuatore dott.ssa Rita Amabile, ciusta Ordinanza Commissariale»n»180 del 2 
agosto 2004 (di seguito denominato “Commissario Delegato”) 
E 
La società MatteoGrassi Spa, con sede in via Pietro Gossa n.2, 20100 Milano 
(P.I.11993750154) in persona del Consigliere Delegato Sig. Stefano Grassi 
nato a Mariano Comense (Co) il 17.08,1965 , e residente, per la sua carica, in 
via Pietro Cossa n.2, Milano ( di seguito \denominata Matteo Grassi Spa) 
convengono quanto segue. 
1 OGGETTO 
Il Commissario Delegato affida a Matteograssi Spa, che accetta, la fomitura 
degli amedi speciali come daNista allegata (all.1) per l'insediamento delle 
Strutture Regionali c/o il‘Grattacielo Pirelli a far data presumibilmente dal 
05/12/2004. 
Matteograssi Spa Si ‘impegna ad eseguire la fomitura degli amedi come da 
lista allegata nel” rispetto di quanto previsto nel presente contratto 
provvedendo altresì a fornire le dovute certificazioni di legge e di qualità in 
conformità alla campionatura presentata; 
2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI MATTEOGRASSI SPA 
Matteograssi Spa si impegna ad effettuare la fomitura e posa in opera degli 
arredi di cui al precedente art. 1) a perfetta regola d'arte, nonché utilizzando 


materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei. 
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Matteograssi Spa si obbliga ad eseguire la fomitura secondo i prezzi indicati 

nell'offerta economica, parte integrante del presente contratto . 

MatteoGrassi Spa accetta la fomitura alle condizioni tutte contenute nel 

presente contratto. 

Dichiara: 

e di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essefe consegnati 
ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente. edotta circa la 
natura e l'entità della fomitura commissionata; 

e di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel “Piano di 
Sicurezza “ex D. Lgs. n. 494/96. 

3 DURATA E TEMPISTICA 

Il presente contratto decorrerà dalla data délla'Sua firma . 

Matteograssi Spa si impegna a fomire gli arredi e a completare gli allestimenti 

oggetto del presente contratto nel rispetto del cronoprogramma che prevede 

l'inizio della consegna e del montaggio a far tempo dal 5.12.2004 e 

l'ultimazione del montaggio entro il termine di 10 giomi e, cioè, entro il 

15.12.2004. Il CommissarioDelegato si riserva la faccità di differire la data 

fissata per l'inizio del montaggio degli arredi. MatteoGrassi spa, si impegna a 

custodire la fomitura presso i propri locali senza per questo avanzare alcuna 

pretesa econemica per lo stoccaggio, nonché a concludere comunque 
l’allestimentoxnei 10 giomi successivi alla comunicazione con la quale la 

GestioneCommissariale formalizzerà il differimento del termine suddetto. 

Talesdifferimento non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 20 giorni dalla 

data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo 

dal 05.12.2004. 
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Qualora detto differimento sia superiore ai 20 giorni, Matteograssi Spa. si 
riserva la facoltà di emettere , entro il 31.12. 2004, regolare fattura per il 
materiale oggetto del presente contratto . 

4 CORRISPETTIVO 

Quale compenso per la fomitura e allestimento oggetto del presente 

contratto, il Commissario Delegato e Matteograssi Spa. concordano il totale 

complessivo di Euro 124.958,37= oltre IV.A,, fisso ed invariato; 

Il compenso sopra specificato verrà corrisposto dal Commissario Delegato a 

Matteograssi Spa., alle seguenti scadenze: 

e 60%alla consegna; 

e 35%al termine del montaggio; 

e 5%a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 
gg. dall'ultimazione del montaggio; secondo le modalità di cui al 
successivo art. 7. 

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giomi fine 

mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale. 

Nel caso di ritardi, Matteograssi Spa. potrà eventualmente richiedere la 

corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio 

legale di cui all'art. 1284 cod.civ. 

5 PENALI PER:IL RITARDO 

Per ogni giome lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del mon- 

taggio Kindicato nell'art. 3 del presente contratto, Matteograssi Spa 

corrisponderà una penale pari allo 1 per cento dell'ammontare netto 


contrattuale. 
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Qualora il ritardo superasse di venti giorni il termine di consegna di cui all'art. 
3, il Commissario Delegato procederà alla risoluzione del contratto secondo 
quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456.cod. 
civ, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvovil diritto 
del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni. 

6 CAUZIONE 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente 
contratto, ivi incluso il pagamento delle penali, Matteograssi Spa ha 
presentato cauzione di € 12.495,83 mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa che prevede espressamente lac rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, La suddetta garanzia verrà 
svincolata a seguito di esito positivo del collaudo. 

7 COLLAUDO 

Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggio verrà effettuato dai tecnici della 
Gestione Commissariale in contraddittorio con Matteograssi Spa collaudo della 
for-nitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la 
fomitura e la posa degli.aredi non siano state effettuate nel rispetto degli 
obblighi contrattualmente assunti e in conformità dei campioni oggetto 
dell'offerta, Matteograssi Spa si impegna ad effettuare le sostituzioni o 
riposizionamenti/dovuti a propria cura e spese entro 20 giorni dalla notifica 
della contestazione, pena l'applicazione di una penale pari all’ per cento 
dell'ammontare netto contrattuale. 

8 RISOLUZIONE 

Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di 


esce violi gli obblighi da esso derivanti. 
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Il Commissario delegato si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai 

sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicataria, 

trattenendo gli eventuali crediti nei suoi confronti nei seguenti casi: 

allorché l’affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto; 

la consegna superi i termini definiti nel contratto; 

difformità gravi e immotivate dalle modalità di esecuzione del contratto; 

difformità immotivata o non concordata degli elementi ‘fomiti rispetto a 

quanto previsto dagli allegati al presente contratto. 

qualora il ritardo della fomitura e posa rispetto al cronopogramma superasse i 

venti giomi di cui al precedente art. 5; 

in caso di fallimento, concordato, messa in4liguidazione volontaria 0 coatta, 

esproprio, cui sia assoggettata la Società Matteograssi Spa, o per il fatto che 

la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso 

transazioni con i propri creditori. 

9 DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Fanno parte integrante del\presente contratto stipulato tra il Commissario 

Delegato e Matteograssi.Spa 

=» Offerta Matteograss)Spa del 26/11/04 (allegato1) con la lista indicante le 
specifiche tecniche degli amedi fomiti, computo estimativo con i prezzi 
unitari e complessivi indicati dalla ditta fomitrice (allegato 1) 

Si da atto che Matteograssi Spa ha preso visione del piano di sicurezza e 

coordiftamento relativo agli interventi sui lotti “B” e “C” ex D. Lgs. n. 494/96. 

In-caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati 

sopra menzionati, le Parti concordano sin da ora che prevaranno le 


disposizioni contrattuali. 
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10 RESPONSABILITA’ 

Ogni responsabilità per danni di qualunque genere che derivassero a persone 
o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, 
senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di Matteograssi Spa 

11 FORZAMAGGIORE 

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza.Maggiore non 
potrà alla stessa essere imputato semprechè questa. “dia immediata 
comunicazione scritta del sorgere della causa stessa. 

L'espressione “forza maggiore” comprende qualsiasi evento che inibisca 
l'esecuzione del presente contratto e che sia indibendente dalla volontà e 
controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o 
amministrative emanate nel corso del presente contratto. 

Le parti concorderanno eventuali azioni.necessarie per minimizzare gli effetti 
dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto. 
Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di 
una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle 
parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta. 

12. GARANZIA 

Matteograssi Spa si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dalla 
data di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuita in garanzia, per 
correggere tutti i difetti o anomalie di costruzione e funzionamento non 
riscontrabili in sede di collaudo. 

130 PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI 

A condusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30.11.2004 giusta 
DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito prov- 


e. 
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vedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la 
Regione Lombardia che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti. 

Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto 
dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. 

14. DIVIETODI CESSIONE 

Il presente contratto non potrà essere neppur parzialmente ceduto aterzi; 

15 FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano; 

16 = TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D, Lgs. n. 196/2003 le parti contraentivconsentono il trattamento 
dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

17 SPESECONTRATTUALI 

Tutte le spese relative al presente/contratto sono a carico di Matteograssi 


S.p.A. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
D'Ordine del Commissario Delegato Matteograssi Spa 
Il Soggetto Attuatore il Consigliere Delegato 
Dott.ssa Rita Amabile Stefano Grassi 


Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono 
espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. 


D'Ordine del Commissario Delegato Matteograssi Spa 
Il Soggetto Attuatore Il Consigliere Delegato 
diari Stefano Grassi 
FIDa 
| Sh ‘ \ 
i 
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RECIONE LOMBARDIA 


MILANO 
alla ca Dott Nalangone 
Mariano Cee, 26 novembre 2004 
Con renmento all'incontro avvenuto presso la Vostra sede sioved 25 cm. siamo a i 
confermare condizioni commerciali anticipate verbalmente come segue: > leo __ 
DESCRIZIONI PREZZO PREZZO NETTO TOTALE TOTALE 
LISTINO UNIT, UNITARIO USTINO NETTO 
PUNTO A ; | J 
20 KIM3ÎI peirrona Konum, con struttura 3.871,00 1.322,60 7.742.007 4.645,2 
rivestita In cuoio, cuscini in pelle. 
Ten cem. PAx86x77h. 
= sestimento cuoio e pelle f 
{KM potroncina Korium, con struttura 1.759,62 V05578 21,4 15,44 + 12469,36 
r.estita In cuoio, cuscini in pelle 
Dem. cm, 7Ix63xS5h 
F. vestimento cuoio e pelle î 
IO EMI pertroncia Korium, con struttura 1.287,12 77228 1287)20 772280 
“vestita in cuDIO, , 
Dim. cam. 64x55x86h 
? vestimento cuoio 
41.728,64 25.037,56 
Colore cuoio e selle come da campione in nostre Mani e da Voi fomito. 
PUNTO 8 i 
40 KMI 35 troncia Korium, con Atruttura I207.12 TIT.28 51.484,80 30.891,20 
vestita IN CUOIO. ; 
Cam. am. 64x55xd6n 
Resstmentacuoio 
Colore sucio da definite secondo nestro campiomario già in Vostre mani. 
PUNTO C 
6 ELI E a. sedia in pelle 53625 121.76 321750 1.230,56 
Cara. cem. 43x50x79h 


Rivestimento pelle 


Coldre choo a pel = come da campione in nostre mani e da Voi fornito. 
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Totale netto A+3+C 57.859,12 


CONDIZIONI COMMERCIALI 


Prezzi netti a Voi riservati 
Sconto: 23+20% sui prezzi di listino IVA esclusa { come sopra esposto) 
Pagameme: © ta concordare 
Trepoto: «ciuso 
Posa a ° 
| 1880 — 
montaggio: IM2!USO x 
Attendiamo indicazioni più precise riguardo ad eventuali diverse tempistiche sulla destimazione di piùni 


dei srodotii. 
PUNTO € 


Coltezione Kube - Design: Eoos - 2002 
Inieratee seduce um 56, Rivestimento in tessuto | - fornitura di circa 86 posti 


Payment 


PREZZO SCONTO ENTRA 


NETTO UNIT, LOR agrario 
3° KBOZOX Ziamanto a 3 posti 233871 2,104,94 6.839,72 
cen terminali DX 
3° KE035Xx Elemento a 3 posti 233871 2.104,84 6.338,72 
zan terminali SX 
+ ©€BI40X Hemento a 4 posti 2.999,94 1.099,95 0.799,80 
ces lerminali DX 
4 KB045X Esmenta a + posti L99594 2.595,35 0.799,80 
cos terminali SX 
I° KEGIUN Ei mento a 3 posti 2.490,66 2.081,50 4.483,20 
con terminali 
86 KBIOTB vavoletta nbaltabile 94,82 £5,34 233928 
zer bracciolo 
Totale composizione ° 67.099,25 
Prezzi netti a Voi risenvati 
Bara: Viene riconosciuto un ulteriore scontro extra del 10% sui prezzi rietti a VOI riservati 


Pagamento: di concordare 


Traporie: inciuse 
Posa è 
montaggio: ic 136 


Resta da deîinire ! colore del tessuto del quale sarà nostra farvi pervenire entro e non oltrevenerdì 26 


la relanita carteria 
IONALE FORNITIJRA 124 358.37 
ln attesa di Verro gentile riscontro. restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimerto in merito 


gamer so 


Responsible enene italia 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Contratto d’appalto per «La progettazione esecutiva ed attuazione degli interventi di restauro, integrazione e diTecupero fun- 
zionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della Giunta Regionale Lombarda, in via Filzi;}.22 - Milano». 
Liquidazione del SAL n. 6 a favore dell’A.T.I. ISA S.p.A. - Grassi & Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni S.p.A. (Ordinanza 
n. 303). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE : 


e con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato io stato di emergenza®ne! territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM dei 29.11.2002 fino.0al' 31.12.2003 e con 
successivo DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno-2004 - in relazione agli 
ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede 
delia Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministroxdell'Interno — Deiegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili@imalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale deila Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consialio\dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l'art. i comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato ii Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale ni&i80 del 2.08.2004 è stata nominata Soggetto 
Atiuatore le doft.ssa Rita Amabile»ssino al 30.11.2004; 


PRESO ATTO delle seguenti ‘Ordinanze Commissariali: 
e n, 5 del 27.01.03 diapprovazione della procedura negcziata per l'affidamento 
dell'appalto integrato vwelativo al restaurc delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue 
vertinenze; i 
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e n. 21 del 12.03.03 di aggiudicazione dell'appalto medesimo all'Associazione 
Temporanea d'Impresa ISA SpA — Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni«SpA. Il 
contratto è stato stipulato in data 3.04.2004 n. RACC.CD 26/2003; 


e n. 210 del 7.09.2004 di approvazione della perizia di variante suppletiva di 
assestamento finale; 


PRESO ATTO della documentazione contabile afferente il SAL n. 64«corrispondente al 
finale per lavori eseguiti a tutto il 15.10.2004, consegnato dalla Direzione Lavori alla 
Gestione Commissariale con nota del 2 novembre 2004, prot. K1.2004.0002758; 


VISTE le sotto eiencate fatture presentate in data 30.11.04/prot. K1.2004 0003113 
dalla Società Mandataria ISA S.p.A. anche per conto delle Associate, emesse a seguito 
del Certificato di Pagamento n. 6 rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 
24 novembre 2004 per un importo pari ad € 532.957,76=: 

e n.359 del 25.11.04 di euro 404.698,98= IVA inclusa, emessa da ISA SPA 

e n. 225 del 29.11.04 di euro 140.532,92= IVA inelusa emessa da GRASSI & CRESPI 

Srl 
e n, 432 del 29.11.04 di euro 94,317,41= IVA inclusa emessa da MARCORA 
. Costruzioni S.p.A. 


RITENUTO di dover liquidare a favore (del’ Raggruppamento di Imprese l'importo 
complessivo di € 639.549,31= IVA inclusa a Compenso dell'importo risultante dallo stato 
di avanzamento lavori n.6; 


DISPONE 
Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate di 
iiquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale l'importo totale di 
Euro 639.549.31= a saldo delle seguenti fatture emesse a seguito di certificato di 
pagamento n. 6 corrispondente al finale per lavori eseguiti a tutto il 15.10.2004 
nell’ambito dell'appalto di restauro delle facciate del Palazzo Pirelli: 
e n.359 del 25.11.04 di euro 404.698,98= IVA inclusa, emessa da ISA SPA 
sn. 225 del 29.11.04-di\euro 140,532,92= IVA inclusa emessa da GRASSI & CRESPI 
Srl. 
sn. 432 del 29.11.04 di euro 94.317,41= IVA inclusa emessa da MARCORA 
Costruzioni S.p.A 
accreditando l’'imperto con bonifico bancario sul c/c n. 10607 presso CARIFANO S.p.A. 
Agenzia n. 14 diCalcinelli (PS), ABI 06145 — CAB 68544. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Presa d’atto del processo verbale di accordo sottoscritto con ’A.T.I. ISA S.p.A. Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni 
S.p.A. a definizione delle riserve relative al contratto CD26/2003. Liquidazione dell'importo concordato a tacifazione delle 
riserve. (Ordinanza n. 304). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


»* con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato\di emergenza nei 
territorio della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 Mmovembre 2002 finu al 
31.12.2093, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugnosZ004 e con DFCM del S 
luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti ali'evento 
cne he interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministtordell'Interno — Delegato per i! 
Coordinaniento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lemberdia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consigliò dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 
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RICHIAMATI: 


e l'ordinanza commissariale n. 21 del 12.03.2003 di conferimento incarico all’A.T.I. 
Isa S.p.A — Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. a_ séguito di 
procedura negoziata ex art. 7, comma 3 della direttiva CEE 93/37 dell'appalto 
integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e del restauro) conservativo 
delle facciate del Palazzo Pirelli; 


e il contratto sottoscritto tra le parti in data 3 aprile 2003 n. Racc»ED 26/2003 


e con crdinanza commissariale n. 188 in data 18.12.2003 veniva aggiornata la 
validazione del progetto esecutivo includendo l’Allegato G divapprovazione di nuovi 
prezzi per ulteriori lavorazioni resisi necessarie ed approvahdone altre in linea 
tecnica ma non economica; 


ACCERTATO che ii Soggetto Attuatore: 


» in qualità di Responsabile Unico de! Procedimento nel perseguimento del preminente 
interesse pubblico ad una più sollecita riattivazione delle funzioni della sede regionale 
— giusta i poteri ad esso conferiti - ha preso atto dell'iscrizione da parte dell'ATI 
Appaltatrice sul registro di contabilità dei lavori, del contratto di cui trattasi, di n. 16 
onerose riserve ner un ammontare complessivo pari a € 1.148.781,82.= ; 


» per conoscere le ragioni di tali pretése e valutarne l'eventuale ammissibilità e non 
manifesta infondatezza delle riserve formulate, ha esaminato le valutazioni della 
Direzione Lavori esplicitate con“relazione riservata del 15.05.2004 nonché della 
Commissione di Collaudo con relazione riservata del 14.6.2004; 


» ha approfondito altresì la, natura delle riserve con l'Ufficio Tecnico a supperto della 
Gestione Commissariale; 


DATO ATTO che dall'esame è emerso la non accoglibilità delle riserve n. 1, 2,69, 14, 15 
e 16 per un importo\eomplessivo di € 118.143,89, la fondatezza secondo il dettato 
normativo delle riserve n. 3, 7. 8, 10 e 13 per un ammontare complessivo pari a € 
474.906,01, diversa.valutazione delle sopramenzionate relazioni riservate sulie riserve n. 
4,5, il e 12 perun importo complessivo pari a € 555.731,92; 


PRESO ATTO-CHE a seguito dell'incontro tenutosi con l’ATI in data 29.11.2004, per 
sondare ladisponibilità ad una transazione bonaria, ritenuta la soluzione più idonea al 
perseguimento dell'interesse pubblico, l’Appaltatrice ha manifestato disponibilità ad 
accettare la proposta di accordo bonario dietro riconoscimento dell'importo complessivo di 
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€ 705.0090,= oltre IVA determinato dalla somma delle riserve accolte (474.906,01) nonché 
dell'importo di € 230.093,99 pari al riconoscimento di c.a. il 41% di quelle controverse. 


VISTO il processo verbale di accordo sottoscritto tra le parti in data 29 novembre 2004, 
narte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si è convenuto la 
cancellazione da parte dell’ATI di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità dietro 
corresponsione da parte del Commissario Delegato dell'importo Concordato in € 
705.000,00 citre IVA; 


VISTE le sottoindicate fatture: 
>» n.360 del 29.11.2004 per l'importo di € 57.900,00 oltre IVA emessa da ISA S.p.A. 
» n.226 del 29.11.2004 per l'importo di € 5066,100,00= oltre IVA emessa da Grassi & 
. Crespi s.r.i.; 
> n. 433 del 29.11.2004 per l'importo di € 141.000,00=.oltre IVA emessa da Marcora 
Costruzioni S.p.A.; 


RITENUTO di prendere atto dei processo verbale di<accordo in argomento provvedendo 
contestualmente alla liquidazione in tavore dell’ATI Isa — Grassi e Crespi e Marcora 
dell'importo di € 705.000,00 oltre IVA a tacitazione\di tutte le riserve iscritte sul registro di 
contabilità di cui al contratto n. racc. CD 26/2003 


DISPONE 


1. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto dei processo verbale di 
accordo sottoscritto in data 29.11.2004 con VATI Isa S.p.A, Grassi & Crespi S.r.l- e 
Marcora Costruzioni S.p.A., che ailegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale, a definizione di tutte ié riserve iscritte e di quelle che potrebbero esserlo 
relative al contratto n. racc. CD+26/2003; 


2. di liquidare in favore dell’ATI l'importo complessivo di € 846.000,00 IVA compresa a 
saldo delle fatture n. 360, n. 226 e n. 433 del 29.11.2004 in premessa meglio 
specificate emesse a titolo di accordo bonario di cui al precedente punto 1 mediante i 
fondi a disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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PROCESSO VERBALE DI ACCORDO 
TRA 
il Soggetto Attuatore per l’Emergenza del:18.04.2002 Dojless Rita 
Amabile 
E 
L'A.T.I. ISA — Grassi e Crespi e Marcora Costruzioni it persona del 
legale rappresentante Signor Giancarlo Tonelli 
IN PUNTO 

Progettazione esecutiva e atiuazione interventi di restauro 

integrazione e recupero funzionale delle\facciate del complesso 

Pirelli — Contratto CD 26/2003 importo Complessivo dei lavori €. 

12.360.112 

PREMESSO che: 

& ui D.G.R. n. 12005 del 07.02.2003 la Giunta Regionale ha 
conferito al CommissariowDelegato, già nominato con ordinanza 
del Ministero dell’Interno n. 3219 del 07.06.2002 e successive 
modifiche ed integrazioni, le funzioni di: ‘ 
= Commifttente)dei lavori necessari per ripristinare nella sua 

integrale funzionalità la sede istituzionale della Regione 
Lombardia, meglio nota come Palazzo Pirelli; 

e il Commissario Delegato, Roberto Formigoni, ha a sua volta 
nominato un Soggetto Attuatore, figura questa prevista nell'art. 
3 dell'ordinanza de qua e successive modifiche, nella persona 


della Dott.ssa Rita Amabile demandando alla stessa un insieme 
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di poteri e competenze già affidate al primo, il tutto così come 
risultante dall’Ordinanza n. 180 in data 02.08.2004; 

e nell'ambito dei contratti del Commissario Delegato e, per 
l'effetto, assegnati quanto a funzioni operative e contrattuali al 
Soggetto Attuatore rientra anche quello in epigrafe rubricato; 

e | Soggetto Attuatore nel perseguimento det ‘preminente 
interesse pubblico ad una più sollecita riattivazione delle 
funzioni della sede regionale, giusta i poteri.tad esso attribuiti 
anche quale Responsabile del Procedimento, ha preso 
contezza dell'iscrizione da parte dell'appaltatore, sul registro 
contabilità dei lavori e della manutenzione del contratto di che 
trattasi, di una serie di onerosè/riserve sf un ammontare 
complessivo pari a circa € 1.148.781,82.= 

e per meglio comprendere le ragioni di tali pretese il Soggetto 
Attuatore ha esaminatoa.le)controdeduzioni della D.L. unitamente 
ai numerosi pareri medio tempore espressi dalla Comizsioni 
di Collaudo in cofse d'opera; 

e più specificatamente, il Soggetto Attuatore ha preso atto che nel 
corso dell'esecuzione dei lavori si sono appalesate sia 
interferenZe tecniche sia rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili nella fase progettuale; 

e avseguito di tale attività ispettiva il Soggetto Attuatore ha 
richiesto alla D.L. una dettagliata relazione riservata sulla 
fondatezza o meno delle riserve de quibus, all'uopo convocando 


una serie di riunioni collegiali con le Strutture tecniche a 
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supporto della Gestione Commissariale nonché della 
Commissione di esperti all'uopo costituita per fronteggiare 
l'emergenza determinatasi, con l’intervento anche dei membri 
della Commissione di Collaudo; 

e valutata ed approfondita la natura delle riserve e, laVratio 
giuridica sottesa agli importi economici domandati.il \Soggetto 
Atiuatore ha, ad ultimo, in data 29.11.2004 convocato l'A.T.I. 
per sondare la disponibilità dell'appaltatore ad\una transazione 
sulle riserve stesse; 

e nel corso di tale riunione il Soggetto Aîttuatore, all'uopo 
supportato da tuita la struttura, habevidenziato e contestato 
all’appaltatore l'infondatezza di parte delle pretese azionate, ai 
rinvenimenti imprevisti o non\ prevedibili, così come ben 
evidenziato nella relazione sulle riserve relative ai lavori della 
Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo agli atti della 
Gestione Commissariate; | 

s in esito a tale incomtro l'A.T.I. ha concordato con il Soggetto 
Attuatore !a quantificazione di € 705.000,00.= oltre IVA l'importo 
richiesto a tacitazione di ogni ed ulteriore pretesa economica 
per le riseltà tutte afferenti il contratto in oggetto; 

es ii Soggetto Atiuatore, anche in considerazione 
detétminazioni del proprio Ufficio Tecnico ritiene tale somma 
congrua ed equa rispetto agli importi che il Commissario 


Delegato, nella sua qualità di stazione appaltante, potrebbe 
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essere chiamato a rifondere all’appaltatore in esito ad un 
giudizio arbitrale; 

e vieppiù, tale importo è da considerarsi al netto delle 
onerosissime spese di giustizia che, alla luce di quanto-sopra e 
delle concause determinanti l'insorgere delle riserve, potrebbero 
ben essere poste in capo ai Commissario Delegato sempre in 
sede di lodo arbitrale; 

TANTO PREMESSO, a definizione di tutte lé..riserve iscritte sul 

registro di contabilità nonché di tutte quelle che, ancorché non 

iscritte, potrebbero essere dall’appaltatore inserite all'atto della 
prima presentazione del registro di contabilità successiva alla data 

di sottoscrizione del presente | 

SI CONVIENE(QUANTO SEGUE: 

1) Il Soggetto Attuatore riconosce all'A.T.I. l'importo di 705.000,00 
oltre IVA a tacitazione. di tutte le riserve iscritte sul registro di 
contabilità nonché/@di quelle che l'appaltatore potrebbe iscrivere 
in relazione ad-accadimenti determinatisi fino alla data di 
sottoscrizione del presente (ad oggi eventualmente non ancora 
formalizzate» per la mancata sottoposizione del registro di 
contabilità): 


l'A/TN, nell'accettare ia somma ut supra rinuncia espressamente 


NI 
be 


alle riserve già iscritte nonché a tutte quelle che potrebbe 
iscrivere in relazione ad accadimenti determinatisi fino alla data 
di sottoscrizione della presente ad oggi eventualmente non 


ancora formalizzate per la mancata sottoposizione del registro 
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di contabilità nonché a qualsiasi azione volta a richiedere 
all'Amministrazione ulteriori somme, ritenendosi soddisfatta. 

3) PA.T.., in particolare, si impegna ‘in occasione della prima 
sottoposizione del registro di contabilità successiva alla Yfirma 
del presente a rinunciare espressamente a tutte de )riserve 
iscritte, dandone contezza ne! registro stesso; 

4) la validità dell'accordo odierno è subordinataval pagamento 
dell’imporio da parte del Soggetto Attuatore aiRA.T.I.. 

Milano, 2 9 NOV, 2004 

lA.T.IL ISA S.P.A 

GRASSI & CRESPI SRL 

MARCORA COSTRUZIONI S.P.A. 

Il legale rappresentante 


Giancarlo Tonelli 


D’'Ordine del Commissario Delegato 
Il Soggetto Attuatore 


Dott ps And 


€ gi Pe dei 
fe 


ì 


9) re A } 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Fornitura di n. 3 apparecchi radiogeni per il controllo di sicurezza sui bagagli a mano del personale e dei visitatori da instal- 
larsi presso gli ingressi del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 305). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM dei 29 novembre 2002 fino ah,31.12.2003 , con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9\uglio 2004 sino ai 
30.11.2094, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato li 
giorno 18 aprile 2002 la secle delia Regione Lombardia; 


s con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno — Delegato ne: il 
Coordinamento della Protezione Civile -- ha nominato Commissario Delegato per ia 
realizzazione degli interventi urgenti cd indifferibili finalizzati. a fronteggiare l'emergenza 
l'assessore agli Affari Generali e Personale della Regione bombardia; 


« con Ordinanza del Presidente del Consiglic deiSMinistri n.3288 de: 27/05/03 è stato 
modificato l’art.1 comma 1 della citata ordinanza’ 3219/02, nominando Commissariu 
Deiegato il Presidente della Regione Lombardia) e conferendo ello stesso faco!tà di 
asvaiersi di un Soggeito Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
suneramento della nredetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n.180 dei 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore le Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l'Ordinanza Commissériale n.199 del 12.08.03 con la quale è stato approvato 
ii progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Compiesso Pirelli; 
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ACCERTATO che: 

» il progette per ii ripristino funzionaie del Complesso Pirelli prevede, pérguanto 
attiene aila sicurezza degli ingressi, ii rispetto degli standard ‘sanciti dal 
Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n.6 “Regolamento sulie-modalità di 
accesso e di permanenza neile sedi istituzionali della Giunta rédionale” e più 
precisamente, tra l’altro, l'acquisto di n.3 apparecchi radiogeni per îi controllo dei 
bagagli a mano dei soggetti che accedono al palazzo; 

e in date 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto.alle società Gilardoni 
S.p.a. di Mandello Laric (LC) e S.P.E. di Roma il rilasciondella propria migliore 
offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature in argomento; 


VISTE le offerte pervenute: 

* in data 29 novernbre 2004 dalla società Gilardoni, S.p.a. che ha avanzato la 
propria offerta di fornitura n.7114/2004 per_un importo complessivo di € 
117.000,00= oltre ad IVA; 

« ir data 29 novembre 2004 dalla società S.P.E. che ha avanzato la propria offerta 
di fornitura n.11/648/mas per un importo complessivo di € 125.000,00= oltre ad 


IVA; 


| RITENUTO di dover affidare alla società Gilardoni S.p.a., quale migliore offerente, !a 
‘ fornitura dei macchinari sopra descritti mediante sottoscrizione di contratto di fornitura 
| per l'importo compiessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio 

‘specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, esercitando la facoltà di deroga all’art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14; 


DISPONE 
ser le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n.3 apparecch: 
radiogeni per il controllo .deirbagagli a mano dei soggetti che accedono ai palazzo 
Pirelii alla società Gilarfdoni S.p.a. di Mandello dei Lario (LC), per i’importo 
complessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni megiio specificate 
nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziae. 


pes 


2. di dare atto che la'liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste 
dal contratte' di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare 
documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.3 APPARECCHI 
RADIOGENI PER I CONTROLLI DI SICUREZZA SUI BAGAGLI 
A MANO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI DA 
INSTALLARSI PRESSO GLI INGRESSI DEL PALAZZO PIRELLI 


L’anno duemilaquattro il giorno............ del mese di novembre .prèsso 
la sede del Commissario Delegato all’Emergenza Pirelli ex ofdinanza 
ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni 


TRA 


Il Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli (in séguito denominata 
Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore détt.ssa Rita Amabile 
giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domîeiliata per la carica 
presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20 


E 


La Gilardoni S.p.a. (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale 
in Mandello del Lario (LC), Via Arturo Gilardoni n.1, C.F./P.IVA 


00734000161, qui rappresentata dalesig. ........................ , nato a 
ria lanbarose il ................ Che qui interviene ed agisce nella sua qualità 
UI sini , domiciliato per lavcarica presso la sede legale della 
società. 


Tutto ciò premesso, i contraentiyStipulano e convengono quanto appresso. 
ART. 1- OGGETTO DELLA FORNITURA 

E° oggetto del presentexcontratto la fornitura, l’installazione e la messa in 
servizio di n.3 apparecchi radiogeni per il controllo di sicurezza dei 
bagagli, dedicati al controllo di bagagli a mano. 
La fornitura dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano 
— ViaF. Filzi22. 

ART..2 - TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO 
La fornitura dovrà essere consegnata entro 40 giorni dalla data di 


trasmissione via fax dell’ordine, successivo alla firma del presente 
contratto. 
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ART. 3 - CORRISPETTIVO 


Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell’offerta economica 
n.7114/2004 del 29 novembre 2004 per un importo complessivo _di 
€ 117.000,00 oltre ad IVA. 


ART. 4 - COLLAUDO 


La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata ‘nel precedente 
Art.2. 


ART. 5 - PENALI 


Fatti salvi i casi di forza maggiore od Nmputabili alla Gestione 
Commissariale, ogni qualvolta non vengano*xispettati i termini previsti nel 
precedente art.2, l’ Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno 
arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell’importo 
contrattuale per ogni settimana di ritardo tispetto al termine di consegna di 
cui al precedente art.2. 


In caso di difformità del materialé consegnato rispetto a quello richiesto 
resta impregiudicata la facoltà per l’ Amministrazione di chiedere il 
risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata 
consegna. 


Le eventuali cause .diCforza maggiore che ritardassero la consegna 
dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di 
decadimento di ogni %iritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la 
gestione dell’emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 
20 - 20124 MHKANO. 


Le penali, \éspresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia 
imputabileva terzi cui 1° Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto. 


In casovdi collaudo negativo, per cause imputabili all’ Appaltatrice, il 
Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 
percento) del valore dell’importo della fornitura soggetta a collaudo, per 
ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la 
data del nuovo verbale positivo. 
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ART. 7 - SUBAPPALTO 


E° ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti @ 
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 
55/1990 e successive modificazioni e integrazioni). 

La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della Citata 
normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti conéorrenti 
dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio fornitura 
che intendono subappaltare a terzi. 


Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica” richiesta di 
subappalto alla Gestione Commissariale, la Quale provvederà 
all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della 
relativa documentazione prevista dall'art.18 dellaLegge 55/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al 
pagamento del servizio oggetto di subappalto/esclusivamente al soggetto 
aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei 
subappaltatori. I subappaltatori non potranno)subappaltare a loro volta il 
servizio oggetto di subappalto. 

Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni\ caso responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto. 


E° vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione 
dello stesso. 


ART. 9 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 


L’Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo 
di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in 
sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere 
od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, 
comunque connéèssi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a 
seguito di fafti.che siano ascrivibili alla stessa. 


ART. 10 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 


Lavfotnitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle 
disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie 
previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché 
quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. 
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A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni 
provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza 
delle norme emanate con: 

e D.P.R. 27/04/1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n° 302 “Norme per la prevenzione \degli 
infortuni di lavoro” integrative di quelli generali emanate con il 
D.P.R. n°547 s.m.1.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n°303 “Norme generali per l’igienedel lavoro” 
sm.i.; 

e D.P.R. 20/03/1956 n°320 “ Norme per la prevenzione degli 
infortuni e l’igiene del lavoro nei sotterranei” s.m.i.; 

e D.P.R. 30/06/1965 n°1124 “Testo unico perle ‘disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infertàni sul lavoro e le 
malattie professionali” s.m.i.; 


L’Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio garico tutti gli oneri relativi, 
compresi quelli assicurativi e previdenzialiy ottemperare nei confronti del 
personale dipendente a tutti gli obblight messuno escluso, derivanti da 
disposizioni legislative, regolamentari /edVamministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. 
Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni 
normative e retributive non infefiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni 
altro Contratto Collettivo, ‘successivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’ Appaltatrice non sia 
aderente alle associazioni.stipulanti o comunque non sia più ad esse 
associata. 

L’Appaltatrice dovrà>continuare ad applicare i suindicati contratti anche 
dopo la loro scadenza fino al loro rinnovo. 

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e 
prescrizioni teè©miche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico 
dell’ Appaltatticè che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad 
alcun titolo, al Commissario. 


L’ Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle 
prescrizioni tecniche e di sicurezza predette. 


Quando il personale dell’ Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, 


in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei 
locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi 
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previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a 
cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente 
contratto. 


Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’ Appaltatrice o 
alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a: 

e iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; 

e iscrizione INAIL; 

e dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali dell'ultimo triennio; 
e posizione INPS e attestazione dei versamenti corttributivi; 
e estremi del CCNL applicato ai dipendenti. 


Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle-prestazioni oggetto del 
contratto, siano essi danni generati da interventisin torso di esecuzione, da 
incuria, da mancato ed incompleto <fispetto delle prestazioni 
antinfortunistiche, da mancata, difettosa o inèeompleta manutenzione delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, ecc., sonò, assunti dall’ Appaltatrice nella 
persona del legale rappresentante che, comla sottoscrizione del contratto, 
solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale 
contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all’ Appaltatrice ed al suo 
legale rappresentante. 


L’Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto 
del presente articolo anche/daYparte degli eventuali subappaltatori, e ciò 
indipendentemente dal fatto ©he il subappalto risulti o meno autorizzato, 
fatta comunque salva, applicazione da parte del Commissario delle 
sanzioni per l’accertatà inadempienza contrattuale e riservati i diritti della 
medesima al riguardo. 


L’Appaltatrice accetta sin d’ora di rimuovere immediatamente, in seguito 
a insindacabile.richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio 
organico, pefMncapacità o grave negligenza o comunque non graditi al 
Commissarioy impegnandosi fin d’ora a sostituirli celermente senza alcun 
aggravio‘di costi o di tempi per il Commissario stesso. 


ART. 11 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
L’Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 


dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, 
economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque 


534 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si 
avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, 
l’ Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In 
nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non 
autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo 
addebito dei danni causati dall’uso improprio. L’Appaltatrice, Oltre 
all’osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabilè dei 
trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni 
contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al 
personale facente parte dell’ Amministrazione. 


L’Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l’allegato D.pure parte integrante 
del presente contratto. ia: 


ART. 12 - RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ 


Il Commissario si farà carico unicamente, delle operazioni di controllo, 
coordinamento e verifica dell’andamento del progetto e dei livelli di 
servizio. 


Sono a carico dell’ Appaltatrice tuttè "le operazioni necessarie alla buona 
riuscita del progetto. 


L’ Appaltatrice nominerà, dandehe comunicazione scritta al Commissario, 
una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, 
che assumerà il compito.di’ responsabile con funzioni di supervisione di 
tutte le attività connesselalla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia 
univoca nei confronti del Commissario. 


ART. 13 - RECESSO UNILATERALE 


Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze 
formalmente” contestate con raccomandata A.R., dal Commissario 
all’ Appaltatrice senza alcun indennizzo. 


Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla 

esecùzione d’ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice 

valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456 del 

Codice Civile, nel seguenti casi: 

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in 
seguito a diffida formale da parte del Commissario . 


— 939 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza 
maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte 
dell’ Appaltatrice. 

3. Cessazione o fallimento dell’ Appaltatrice. 


ART. 14- MODALITA’ DI PAGAMENTO 


Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un’unica soluzione, ad 
avvenuta consegna delle apparecchiature. 


La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione 
dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata.entro 90 giorni fine 
mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e 
Bilancio, Struttura Contratti. 


Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è 
stabilito nella misura prevista dall'art.1284del’Codice Civile. 


Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel 
contratto. 
ART. 15 -— ONERI FISCALI 
La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale. 
E' a carico dell’Appaltatrite ogni spesa, imposta e tassa comunque 
inerente al contratto. 
ART. 16 —- VARIAZIONI AL CONTRATTO 
Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al 
contratto, per, essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per 
iscritto. 
ART. 17 -- COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e 


Consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero 
inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo: 
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Commissario Delegato per la gestione dell’emergenza 18 aprile 2002 — 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO. 


ART. 18 —- DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE 


Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività! delle 
pattuizioni del contratto, 1’ Appaltatrice e il Commissario, espressamente 
assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia 
collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previste Nel contratto 
stesso. 


ART. 19 - FORO COMPETENTE 


Per tutte le controversie relative al contratto£ le) Parti riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di Milano. 


ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 


Ai fini della registrazione, che sarà*a cura e spese dell’ Appaltatrice, Le 
parti, reciprocamente, danno atto chela registrazione in caso d’uso del 
presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le 
prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA. 


Il su esteso contratto “viene, dopo essere stato letto, approvato e 
confermato dalle parti,«da-loro sottoscritto e firmato in ogni pagina. 


Località: Milano 


GILARDONI S.pzA. Gestione Commissariale per 
l’Emergenza Pirelli 


D’Ordine del Commissario 
Delegato 


Il Soggetto Attuatore 
Rita Amabile 


Timbro e firma Timbro e firma 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Fornitura di n. 14 tornelli a tripode e n. 4 portelli disabile completi di accessori per il controllo degli accessi presso gli ingressi 
del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 306). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 
e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato .di emergenza nel 
territorio della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 
31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004\e con DPCM del 9 
luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento 
che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 
e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Gommissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili” finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personate della Regione Lombardia; 
e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei, Ministri n.3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l’art.1 comma 1 della citatà\ ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 
e con ordinanza commissariale n.180 del72 agosto 2004 è stata nominata Soggetio 

Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sinc al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l'Ordmanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del 
Complesso Pirelli; 


ACCERTATO che: 
e il progetto per il ripristinò-funzionale del Complesso Pirelli prevede, per quanto 
attiene alla sicurezza )degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal 


Regolamento Regionale 3 agosto 2002, n.6 “Regolamento sulle modalità di 
accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale” e più 
precisamente, tra "altro, l'acquisto di n.14 tornelli a tripode e n.4 portelli disabile 
per il controlla. degli accessi presso i diversi ingressi del palazzo Pirelli; 


e il consulente per il progetto di sicurezza del palazzo Pirelli ha identificato con 
precisione, per i propri requisiti tecnico-funzionali e per motivi di uniformità con gli 
altri ingressi di Sedi regionali, nel produttore Gunnebo Entrance Control S.p.a. e 
nel modello SIMPLEX ATT per quanto attiene ai tornelli e nel modello PASS-O- 
MAT per quanto attiene al portello disabili le apparecchiature da installare; 
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e in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alla società ‘OMMI 
Impianti S.r.l. di San Donato Milanese (MI), quale rivenditore locale autorizzato 
indicato dalla stessa Gunnebo Entrance Control S.p.a., il rilascio della propria 
migliore offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature in argomento. Tale 
offerta viene richiesta anche al fine di uniformare funzionalmente. i, sistemi di 
controllo degli accessi a quelli già installati presso le altre Sedi regionali, 
considerando altresì che il modello di tornello richiesto è provvisto dello specifico 
dispositivo antiscavalcamento, identificato nel verbale. dell'incontro di 
coordinamento sulla sicurezza, tenutosi presso la Direzione Presidenza in data 5 
novembre 2003, presente agli atti del Commissario; 


e in data 30 novembre 2004, con nota prot. n.B1.2004.0108513, il Dirigente della 
Struttura Sicurezza ha considerato congrua l'offerta economica presentata dalla 
società OLMI Impianti S.r.l.. 


VISTA l'offerta pervenuta in data 30 novembre 2004 dalla società OLMI Impianti S.r.l. 
che ha avanzato la propria offerta di fornitura‘ n.961/04/F/A1 per un importo 
complessivo, comprensivo degli accessori necessari, del dispositivo opzionale 
antipanico con caduta bracci, del trasporto e dell’'installazione, pari ad € 117.912,00= 
oltre ad IVA; 


RITENUTO di dover affidare alla società OLMTimpianti S.r.I. la fornitura dei macchinari 
sopra descritti mediante sottoscrizione “di contratto di fornitura per l'importo 
complessivo di € 117.912,00= oltre ad, IVA ed alle condizioni meglio specificate 
nell'allegato schema che forma parte/integrante e sostanziale del presente atto, 
esercitando la facoltà di deroga all’art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14; 


DISPONE 


1. per le motivazioni in premessa,addotte di affidare la fornitura di n.14 tornelli a tripode 
mod.SIMPLEX ATT e n.4 portelli disabile a doppia anta mod.PASS-O-MAT completi 
di accessori, trasporto e ‘montaggio, alla società OLMI Impianti S.r.l. di San Donato 
Milanese (MI), per l'importo complessivo di € 117.912,00= oltre ad IVA, ed alle 
condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto 
ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste 
dal contratto ,di\cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare 
documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.14 TORNELLI A 
TRIPODE E n.4 PORTELLI DISABILE COMPLETI DI 
ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO 
GLI INGRESSI DEL PALAZZO PIRELLI 


L’anno duemilaquattro il giorno............ del mese di novembre, presso 
la sede del Commissario Delegato all’Emergenza Pirelli ex otdinanza 
ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni 


TRA 


Il Commissario Delegato per l’ Emergenza Pirelli (in seguito denominata 
Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile 
giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica 
presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20 


E 


La OLMI Impianti S.r.l. (in seguito dentominata Appaltatrice) con sede 
legale in San Donato Milanese (MI); Via Grandi n.12, P.IVA 


11770360151, qui rappresentata dal>sig. ........................ , nato a 
Anais il ................ Che quiAnterviene ed agisce nella sua qualità 
È fasci , domiciliato per la carica presso la sede legale della 
società. 


Tutto ciò premesso, i contraeriti; stipulano e convengono quanto appresso. 
ART.1- @GGETTO DELLA FORNITURA 


E’ oggetto del presente contratto la fornitura, l’installazione e la messa in 
servizio di: 

e n.14 tornelli a tripode Gunnebo Entrance Control S.p.a. modello 
SIMPLEX ATT, completi di dispositivo opzionale antipanico con 
cadutàbracci automatica, e di 

e n.4portelli disabile a doppia anta Gunnebo Entrance Control S.p.a. 
modello PASS-O-MAT con ante da 600 mm; 


e dei.relativi accessori, da installarsi presso gli ingressi del palazzo Pirelli. 


La fornitura dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano 
— ViaF. Filzi, 22. 
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ART. 2- TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO 


La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di 
trasmissione via fax dell’ordine, successivo alla firma del presente 
contratto. 


ART. 3 - CORRISPETTIVO 


Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell’offerta \economica 
n.961/04/F/A1 del 30 novembre 2004 per un importo Complessivo di 
€ 117.912,00 oltre ad IVA. 


ART. 4 - COLLAUDO 


La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
lavorativi, dalla data di termine della fornitàràyindicata nel precedente 
Art.2. 


ART. 5 - PENALI 


Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione 
Commissariale, ogni qualvolta non'verigano rispettati i termini previsti nel 
precedente art.2, 1’ Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno 
arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell’importo 
contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di 
cui al precedente art.2. 


In caso di difformità delxmateriale consegnato rispetto a quello richiesto 
resta impregiudicata ta facoltà per 1’ Amministrazione di chiedere il 
risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata 
consegna. 


Le eventualitause di forza maggiore che ritardassero la consegna 
dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di 
decadimento di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la 
gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 
20 - 20124 MILANO. 


Léxpénali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia 
imputabile a terzi cui ]’ Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto. 


In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all’ Appaltatrice, il 
Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 


Alt 
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per cento) del valore dell’importo della fornitura soggetta a collaudo, per 
ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la 
data del nuovo verbale positivo. 


ART. 6 - SUBAPPALTO 


E° ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei fimiti e 
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18_ Legge 
55/1990 e successive modificazioni e integrazioni). 

La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata 
normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti’concorrenti 
dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura 
che intendono subappaltare a terzi. 


Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la «specifica richiesta di 
subappalto alla Gestione Commissariale, {la quale provvederà 
all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della 
relativa documentazione prevista dall'art.18, della Legge 55/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al 
pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto 
aggiudicatario al quale competerà l'oneré dei pagamenti in favore dei 
subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il 
servizio oggetto di subappalto. 

Il soggetto aggiudicatario sarà in/ogni caso responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto. 


E” vietata, in tutto o in partexla cessione del contratto, pena la risoluzione 
dello stesso. 


ART. 7 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 


L’Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo 
di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in 
sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere 
od impianti-.preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, 
comunqueconnessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a 
seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa. 


ART. 8 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 


La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle 
disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie 


i 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché 
quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. 

A. titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni 
provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza 
delle norme emanate con: 

e D.P.R. 27/04/1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n° 302 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni di lavoro” integrative di quelli generali emanate con il 
D.P.R. n°547 s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n°303 “Norme generali per l’igiehé del lavoro” 
sm..; 

e D.P.R. 20/03/1956 n°320 “ Norme per laxprevenzione degli 
infortuni e l’igiene del lavoro nei sotterranei”s.m.i.; 

e D.P.R. 30/06/1965 n°1124 “Testo unico per le disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli/infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali” s.m.1.; 


L’Appaltatrice dovrà, assumendo a propriò earico tutti gli oneri relativi, 
compresi quelli assicurativi e previdenziali ottemperare nei confronti del 
personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da 
disposizioni legislative, regolamentarà ed amministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. 
Dovrà inoltre applicare, nei confrofiti del personale dipendente, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabiliv'alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni 
altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella località;ciò anche nel caso in cui 1° Appaltatrice non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse 
associata. 

L’Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche 
dopo la loro scadénza e fino al loro rinnovo. 

Gli eventuali“maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e 
prescrizioni>tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico 
dell’ Appàltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad 
alcun titolo, al Commissario. 


L’Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le 


conséguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle 
prescrizioni tecniche e di sicurezza predette. 


Mu 
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Quando il personale dell’ Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, 
in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei 
locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighî 
previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnanoba 
cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione»dai 
rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente 
contratto. 


Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’ Appaltatrice o 
alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative è: 

e iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; 

e iscrizione INAIL; 

e dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali dell'ultimo triennio; 
e posizione INPS e attestazione dei versamenti-contributivi; 
e estremi del CCNL applicato ai dipendenti. 


Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del 
contratto, siano essi danni generati da intefventi in corso di esecuzione, da 
incuria, da mancato ed incompleto’ rispetto delle prestazioni 
antinfortunistiche, da mancata, difettosa-o incompleta manutenzione delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, ecc.$sono assunti dall’ Appaltatrice nella 
persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, 
solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale 
contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all’ Appaltatrice ed al suo 
legale rappresentante. 


L’Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto 
del presente articolo anehe da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò 
indipendentemente dal>fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, 
fatta comunque salva, l’applicazione da parte del Commissario delle 
sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della 
medesima al riguardo. 


L’Appaltatriee accetta sin d’ora di rimuovere immediatamente, in seguito 
a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio 
organico, per incapacità o grave negligenza o comunque non graditi al 
Commissario, impegnandosi fin d’ora a sostituirli celermente senza alcun 
aggîavio di costi o di tempi per il Commissario stesso. 


Rise 
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ART. 9 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 


L’Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, 
economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque 
altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di Cui si 
avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, 
l’Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In 
nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non 
autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo 
addebito dei danni causati dall’uso improprio. L’Appaltatrice, oltre 
all’osservanza degli obblighi inerenti alla nomina dit,responsabile dei 
trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni 
contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al 
personale facente parte dell’ Amministrazione. 


L’Appaltatrice si impegna di sottoscrivereCla’ DICHIARAZIONE DI 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l’allegato D pure parte integrante 
del presente contratto. 


ART. 10 - RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ 


Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, 
coordinamento e verifica dell’andamento del progetto e dei livelli di 
servizio. 


Sono a carico dell’Appaltàtrice tutte le operazioni necessarie alla buona 
riuscita del progetto. 


L’Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, 
una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, 
che assumerà il\©ompito di responsabile con funzioni di supervisione di 
tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia 
univoca nei-confronti del Commissario. 


ART. 11 - RECESSO UNILATERALE 
Il Gommissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze 
formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario 


all’ Appaltatrice senza alcun indennizzo. 


Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla 
esecuzione d’ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice 


—. Bai 
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valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456 del 

Codice Civile, nei seguenti casi: 

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in 
seguito a diffida formale da parte del Commissario . 

2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di fotza 
maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da ‘parte 
dell’ Appaltatrice. 

3. Cessazione o fallimento dell’ Appaltatrice. 


ART. 12- MODALITA’ DI PAGAMENTO 


Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un’upica soluzione, ad 
avvenuta consegna delle apparecchiature. 


La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione 
dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede-di\Regione Lombardia in 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata entro 90 giorni fine 
mese dalla data del loro ricevimento, dalla / Direzione Generale Risorse e 
Bilancio, Struttura Contratti. 


Il saggio degli interessi di cui all'art. 5,.comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è 
stabilito nella misura prevista dall'art:1284 del Codice Civile. 


Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel 
contratto. 


ART*:43 — ONERI FISCALI 


La sola IVA è a carico-della Gestione Commissariale. 
E' a carico dell’Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque 
inerente al contratto. 


ART. 14 - VARIAZIONI AL CONTRATTO 


Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al 
contratto per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per 
iscritto( 


ART. 15- COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e 


Consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero 
inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo: 
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Commissario Delegato per la gestione dell’emergenza 18 aprile 2002 — 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO. 


ART. 16 - DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE 


Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività tlelle 
pattuizioni del contratto, 1° Appaltatrice e il Commissario, espressamente 
assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più )ampia 
collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel'contratto 
stesso. 


ART. 17 - FORO COMPETENTE 


Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di Milano. 


ART. 18 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 


Ai fini della registrazione, che sarà a cura & spese dell’ Appaltatrice, Le 
parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d’uso del 
presente contratto, sarà assoggettato a-tassa fissa di registro in quanto le 
prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA. 


Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e 
confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina. 


Località: Milano Data: 


OLMI Impianti S.r.l. Gestione Commissariale per 
l’Emergenza Pirelli 


D’Ordine del Commissario 
Delegato 


Il Soggetto Attuatore 
Dott.ssa Rita Amabile 


— Sdf 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Fornitura di n. 1 bussola monopersona, n. 1 portale multifunzione plus e n. 1 mobiletto deposito oggetti per il controllo accessi 
presso l’ingresso pubblico della Sala Consiliare. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 307). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 
«con DPCM de! 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato.di,emeigernza nei 
territorio della città di Milano — prorogato son DPCM del 29 novembre 2002 fino ai 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del S 
luglic 2004 sino al 30.11.2004. in relazione agli ingenti danniì consegueniti all'evento 
che ha interessato il giorno 18 aprile 20C2 la sede della Regione Lonibardia; 


«con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'interno — Deiegato ner il 
Coordinamento dalia Protezione Civile — ha nominato Commissario Deiegato per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteygiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


s con Ordinanza cei Presidente del Consigiioydei Ministri n.3288 dei 27/03/03 è 
stato modificato l’art.1 comma 1 deila citata crdinanza 3219/02, nominando 
Commissa:io Delegato il Presidenie detta Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facultà di avvalersi di uil Soggetto, Attuatore cui affidare specifici settor di 
intervento diretti ai superamento dalla nredetia siluazione emergenziale; 


+ con ordinanza commissariale n.180 dei 2 agosto 2004 è stata nominata Scygetto 
Attuatere la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale r.109 del 12.08.03 con la quale e stato 


approvato il progetto definitivo, relativo al ripristino funzionale degli spazi interni de! 
Complesso Pirelli; 


— Mii 
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ACCERTATO che: 
e il progetto per il ripristino funzionale del Complesso Pirelli prevede, per quanto 
attiene alla sicurezza degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal 


Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n.6 “Regolamento sulle-modalità di 
accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale” e più 
precisamente, tra l’altro, l'acquisto di n.1 Bussola Monopersona € n.1 Portale 
Multifunzione, oltre ad accessori, e n.1 mobiletto di sicurezza“per il deposito 
oggetti, tutti da installare presso l'ingresso riservato al pubblico della Sala 
Consiliare; 

e il consulente per il progetto di sicurezza del palazzo Pirelli’ha identificato con 
precisione, per i propri requisiti tecnico-funzionali, nel prodUttore TONALI S.p.a. il 
produttore delle apparecchiature da installare; 

e in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alla società TONALI 
S.p.a. di Desio (MI) il rilascio della propria migliore Offerta per la fornitura in opera 
delle apparecchiature in argomento; 


VISTA l'offerta pervenuta in data 29 novembre 2004*dalla società TONALI S.p.a. che ha 
avanzato la propria offerta di fornitura n.04/000065A/LS/rr/Co.Mo.Cv.P. per un importo 
complessivo, comprensivo del trasporto e dell’installazione, di € 28.900,00= oltre ad 
IVA; 


RITENUTO di dover affidare alla società”TONALI S.p.a. la fornitura dei macchinari 
sopra descritti mediante sottoscrizione—di contratto di fornitura per l’importo 
complessivo di Euro 28.900,00= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio specificate 
nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
esercitando la facoltà di deroga all’art.3' della legge regionale 19.05.1997 n.14; 


DISPONE 
1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n.1 Bussola 
monopersona mod.EM24 KP - 180° (serie 450), n.1 Portale Multifunzione PLUS 
(serie 905) e n.1 Mobiletto/per deposito oggetti, comprensivi dei relativi accessori 
come da offerta, alla società TONALI S.p.a. di Desio (MI), per l'importo complessivo 
di €28.900,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di 
contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che Taliquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste 
dal contratto ‘di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare 
documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— 40: 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.1 BUSSOLA 
MONOPERSONA, n.1 PORTALE MULTIFUNZIONE PLUS E n.1 
MOBILETTO PER DEPOSITO OGGETTI PER IL CONTROLLO 

ACCESSI PRESSO L’INGRESSO PUBBLICO DELLA SALA 
CONSILIARE 


L’anno duemilaquattro il giorno............ del mese di novembréxpresso 
la sede del Commissario Delegato all’Emergenza Pirelli ex ‘ordinanza 
ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni 


TRA 


Il Commissario Delegato per 1’ Emergenza Pirelli (inseguito denominata 
Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore ‘dott.ssa Rita Amabile 
giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica 
presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20 


E 


La TONALI S.p.a. (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale 
in Desio (MI), Via Garibaldi n.6/6_C.F./P.IVA 02089830968, qui 
rappresentata dal sig. ............(4...... 3: DI: Lr il 
ianiironai che qui interviene “éd agisce nella sua qualità di 
PORTER , domiciliato per la carica presso la sede legale della società. 


Tutto ciò premesso, i contraentiy/stipulano e convengono quanto appresso. 
ART.1- OGGETTO DELLA FORNITURA 

E’ oggetto del presentè,contratto la fornitura, l’installazione e la messa in 
servizio di n.1 Bussola monopersona mod.EM24 K_2P — 180° (serie 450), 
n.1 Portale Multifunzione PLUS (serie 905) e n.1 Mobiletto per deposito 
oggetti, comprensivi dei relativi accessori come da offerta. 
La fornitura-dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano 
— Via F. Filzi, 22. 

ART. 2 - TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO 
La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di 


trasmissione via fax dell’ordine, successivo alla firma del presente 
contratto. 
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ART. 3 - CORRISPETTIVO 


Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell’offerta economica 
n.04/000065-A/LS/rr/Co.Mo.Cv.P. del 29 novembre 2004 per un importo 
complessivo di € 28.900,00 oltre ad IVA. 


ART. 4- COLLAUDO 


La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata»nel precedente 
Art.2. 


ART. 5 - PENALI 


Fatti salvi i casi di forza maggiore od4imputabili alla Gestione 
Commissariale, ogni qualvolta non venganotrispettati i termini previsti nel 
precedente art.2, 1° Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno 
arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell’importo 
contrattuale per ogni settimana di ritardorispetto al termine di consegna di 
cui al precedente art.2. 


In caso di difformità del materialé consegnato rispetto a quello richiesto 
resta impregiudicata la facoltà per 1’ Amministrazione di chiedere il 
risarcimento di qualunque”ulteriore danno conseguente alla mancata 
consegna. 


Le eventuali cause ,di-forza maggiore che ritardassero la consegna 
dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di 
decadimento di ognisdiritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la 
gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 
20 - 20124 MILANO. 


Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia 
imputabile.a terzi cui 1’ Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto. 


In casovdi collaudo negativo, per cause imputabili all’ Appaltatrice, il 
Coîmissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 
per cento) del valore dell’importo della fornitura soggetta a collaudo, per 
ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la 
data del nuovo verbale positivo. 
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ART. 6 - SUBAPPALTO 


E’ ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e 
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 
55/1990 e successive modificazioni e integrazioni). 

La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della bitata 
normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti 
dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio 4 fornitura 
che intendono subappaltare a terzi. 


Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica. richiesta di 
subappalto alla Gestione Commissariale, la qual@ provvederà 
all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione’e verifica della 
relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al 
pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto 
aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei 
subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il 
servizio oggetto di subappalto. 

Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni) caso responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto. 


E? vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione 
dello stesso. 


ART. 7 - RESPONSABILITA” E ASSICURAZIONI 


L’Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo 
di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in 
sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere 
od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, 
comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a 
seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa. 


ART. 8 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 


La fotnitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle 
disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie 
prèvidenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché 
quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. 
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A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni 
provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza 
delle norme emanate con: 

e D.P.R. 27/04/1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” s.m.I.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n° 302 “Norme per la prevenzione \degli 
infortuni di lavoro” integrative di quelli generali emanate» con il 
D.P.R. n°547 s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n°303 “Norme generali per l’igienevdel lavoro” 
s.m..; 

e D.P.R. 20/03/1956 n°320 “ Norme per la prevenzione degli 
infortuni e l’igiene del lavoro nei sotterranei” s.m.d.; 

e DPR. 30/06/1965 n°1124 “Testo unico perslè disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infértuni sul lavoro e le 
malattie professionali” s.m.i.; 


L’Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio garico tutti gli oneri relativi, 
compresi quelli assicurativi e previdenziali; ottemperare nei confronti del 
personale dipendente a tutti gli obblighi) nessuno escluso, derivanti da 
disposizioni legislative, regolamentari/ed‘amministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché.da contratti collettivi di lavoro. 
Dovrà inoltre applicare, nei confrontidel personale dipendente, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni 
altro Contratto Collettivo, Suecessivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella località; ciò,anche nel caso in cui I’ Appaltatrice non sia 
aderente alle associazioni»stipulanti o comunque non sia più ad esse 
associata. 

L’Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche 
dopo la loro scaderiza è fino al loro rinnovo. 

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e 
prescrizioni tecniîtche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico 
dell’ Appaltatricé che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad 
alcun titolo,.al Commissario. 


L’Appéàltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle 
prescrizioni tecniche e di sicurezza predette. 


Quando il personale dell’ Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, 


in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei 
locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi 
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previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a 
cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente 
contratto. 


Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’ Appaltatrice)o 
alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a: 

e iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; 

e iscrizione INAIL; 

e dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle’ malattie 

professionali dell'ultimo triennio; 
e posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi; 
e estremi del CCNL applicato ai dipendenti. 


Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle.prestazioni oggetto del 
contratto, siano essi danni generati da interventi jin corso di esecuzione, da 
incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni 
antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, ecc., sono\ assunti dall’ Appaltatrice nella 
persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, 
solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale 
contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all’ Appaltatrice ed al suo 
legale rappresentante. 


L’Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto 
del presente articolo anche da»parte degli eventuali subappaltatori, e ciò 
indipendentemente dal fatto\ehe il subappalto risulti o meno autorizzato, 
fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle 
sanzioni per l’accertata‘inadempienza contrattuale e riservati i diritti della 
medesima al riguardo. 


L’Appaltatrice accetta sin d’ora di rimuovere immediatamente, in seguito 
a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio 
organico, per4intapacità o grave negligenza o comunque non graditi al 
Commissario, impegnandosi fin d’ora a sostituirli celermente senza alcun 
aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso. 


ART. 9 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
L’Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 


dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, 
economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque 
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altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si 
avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, 
l’Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In 
nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non 
autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo 
addebito dei danni causati dall’uso improprio. L’Appaltatrice, ‘oltre 
all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile, dei 
trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni 
contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei datirelativi al 
personale facente parte dell’ Amministrazione. 


L’Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA di.eui-Eallegato-D-pure>parte.integrante 
del.presente-contratto. 


ART. 10 —- RESPONSABILITA’ DELBA SOCIETA” 


Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, 
coordinamento e verifica dell’andamentoxdel progetto. 


Sono a carico dell’Appaltatrice tutte lè operazioni necessarie alla buona 
riuscita del progetto. 


L’Appaltatrice nominerà, dandoné comunicazione scritta al Commissario, 
una propria figura professionale entro 30 giorni dalla stipula del contratto, 
che assumerà il compito dixresponsabile con funzioni di supervisione di 
tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia 
univoca nei confronti del Commissario. 


ART. 11 - RECESSO UNILATERALE 


Il Commissari hà facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze 
formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario 
all’ Appaltatrice senza alcun indennizzo. 


Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla 

esecuzione d’ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice 

valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456 del 

Codice Civile, nei seguenti casi: 

4 Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in 
seguito a diffida formale da parte del Commissario . 
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2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza 
maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte 
dell’ Appaltatrice. 

3. Cessazione o fallimento dell’ Appaltatrice. 


ART. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 


Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un’unica soluzione, ad 
avvenuta consegna delle apparecchiature. 


La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione 
dell’emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata‘etttro 90 giorni fine 
mese dalla data del loro ricevimento, dalla DirezionèxGenerale Risorse e 
Bilancio, Struttura Contratti. 


Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma‘, del D.Lgs. n. 231/2002 è 
stabilito nella misura prevista dall'art.1284 dél’Codice Civile. 


Le fatture dovranno riportare in evidènza i riferimenti indicati nel 
contratto. 
ART. 13 — ONERI FISCALI 
La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale. 
E' a carico dell’Appaltatfic@ ogni spesa, imposta e tassa comunque 
inerente al contratto. 
ART.(14-- VARIAZIONI AL CONTRATTO 
Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al 
contratto, per èssere valida ed efficace, dovrà essere concordata per 
iscritto. 
ART?15 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e 


consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero 
inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo: 
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Commissario Delegato per la gestione dell’emergenza 18 aprile 2002 — 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO. 


ART. 16 — DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE 


Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività’ delle 
pattuizioni del contratto, 1° Appaltatrice e il Commissario, espressamente 
assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più» ampia 
collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto‘necontratto 
stesso. 


ART. 17 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie relative al contratto, lè Parti riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di Milano. 
ART. 18 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell’ Appaltatrice, Le 
parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d’uso del 


presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le 
prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA. 


Il su esteso contratto «viéne, dopo essere stato letto, approvato e 
confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina. 


Località: Milano 


TONALI S.p.A. Gestione Commissariale per 
} Emergenza Pirelli 


D’Ordine del Commissario 
Delegato 


Il Soggetto Attuatore 
Rita Amabile 


Timbro fina 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Fornitura di n. 3 metal detector a ponte per il controllo di sicurezza da effettuarsi sul personale e sui visitatori presso gli 
ingressi del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 308). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002-finò al 31.12.2003 , 
con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM*del 9 luglio 2004 sino 
al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il 
giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio déi.Ministri n.3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l’art.1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidate specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo4relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del 
Complesso Pirelli; 


ACCERTATO che: 
e ii progetto per il ripristino funzionale del Complesso Pirelli prevede, per quanto 
attiene alla sicurezza degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal 
Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n.6 “Regolamento sulle modalità di ac= 
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cesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale” e‘più 
precisamente, tra l’altro, l'acquisto di n.3 Metal Detector a ponte per il controllo dei 
soggetti che accedono al palazzo; 


e il consulente per il progetto di sicurezza del palazzo Pirelli ha identificato con 
precisione, per i propri requisiti tecnico-funzionali, nel produttore CEIA S.p.a. e 
nel modello PMD2/ENZ l’apparecchiatura da installare; 


e in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto-alla società CEIA 
S.p.a. di Viciomaggio (AR) il rilascio della propria migliore Offerta per la fornitura 
in opera delle apparecchiature in argomento; 


VISTA l'offerta pervenuta in data 24 novembre 2004 dalla società CEIA S.p.a. che ha 
avanzato la propria offerta di fornitura n.20007039 per.un importo complessivo, 
comprensivo del trasporto e dell’installazione, di € 12.870,00 oltre ad IVA; 


RITENUTO di dover affidare alla società CEIA S.p.aNa fornitura dei macchinari sopra 
descritti mediante sottoscrizione di contratto di fornitura per l'importo complessivo di 
Euro 12.870,00= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di 
deroga all’art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14; 


DISPONE * 

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n.$ apparecchi Metal 
Detector a ponte per il controllo dei Soggetti che accedono al palazzo Pirelli alla 
società CEIA S.p.a. di Viciomaggio (AR), per l'importo complessivo di € 12.870,00= 
oltre ad IVA, ed alle condizioni, meglio specificate nello schema di contratto che 
allegato al presente atto ne formayparte integrante e sostanziale; 


2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste 
dal contratto di cui al.precedente punto 1, dietro presentazione di regolare 
documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.3 APPARECCHI 
METAL DETECTOR A PONTE PER I CONTROLLI DI 
SICUREZZA DA INSTALLARSI PRESSO GLI INGRESSI DEL 
PALAZZO PIRELLI 


L’anno duemilaquattro il giorno............ del mese di novembre presso 
la sede del Commissario Delegato all’Emergenza Pirelli ex ordinanza 
ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni 


TRA 


Il Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli (in segùito denominata 
Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile 
giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica 
presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20 


E 


La CEIA S.p.a. (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale in 
Viciomaggio (AR), Zona Industrialé \ Viciomaggio n.54, P.IVA 


00308150515, qui rappresentata dal ‘sig? ........................ , nato a 
saeliddiatannione il ................ Che qui interviene ed agisce nella sua qualità 
dI piloni , domiciliato per la carica presso la sede legale della 
società. 


Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso. 
ART.1- OGGETTO DELLA FORNITURA 
E’ oggetto del presentè-contratto la fornitura, l’installazione e la messa in 
servizio di n.3 apparecchi metal detector a ponte modello PMD2/ENZ per 
i controlli di sicurezza da effettuarsi presso gli ingressi del palazzo Pirelli. 
La fornitura dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano 
— Via F. Filzi, 22. 
ART2- TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO 

LaCfornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di 


ttasmissione via fax dell’ordine, successivo alla firma del presente 
contratto. 
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ART. 3 - CORRISPETTIVO 


Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell’offerta economica 
n.20007039 del 24 novembre 2004 per un importo complessivo di 
€ 12.870,00 oltre ad IVA. 


ART. 4 - COLLAUDO 


La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10-(dieci) giorni 
lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata ‘nel precedente 
Art.2. 


ART. 5 - PENALI 


Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione 
Commissariale, ogni qualvolta non venganorrispettati i termini previsti nel 
precedente art.2, l’ Appaltatrice si impegnata tisarcire il conseguente danno 
arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell’importo 
contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di 
cui al precedente art.2. 


In caso di difformità del materiale consegnato rispetto a quello richiesto 
resta impregiudicata la facoltà/ per |’ Amministrazione di chiedere il 
risarcimento di qualunque “ulteriore danno conseguente alla mancata 
consegna. 


Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna 
dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di 
decadimento di ogni ‘diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la 
gestione dell’emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 
20 - 20124 MIBANO. 


Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia 
imputabile &terzi cui l’ Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto. 


In caso Wi collaudo negativo, per cause imputabili all’ Appaltatrice, il 
Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 
percento) del valore dell’importo della fornitura soggetta a collaudo, per 
Ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la 
data del nuovo verbale positivo. 
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ART. 6 - SUBAPPALTO 


E° ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e 
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 
55/1990 e successive modificazioni e integrazioni). 

La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata 
normativa, il 30%. dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti 
dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura 
che intendono subappaltare a terzi. 


Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di 
subappalto alla Gestione Commissariale, la quale, provvederà 
all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizionese verifica della 
relativa documentazione prevista dall'art.18 della» begge 55/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al 
pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto 
aggiudicatario al quale competerà l'onere dei‘pagamenti in favore dei 
subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il 
servizio oggetto di subappalto. 

Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni ‘caso responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto. 


E’ vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione 
dello stesso. 


ART. 7 - RESPONSABILITA” E ASSICURAZIONI 


L’Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo 
di efficacia del contrattoy il Commissario, e gli eventuali terzi anche in 
sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere 
od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, 
comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a 
seguito di fatti-ehe siano ascrivibili alla stessa. 


ART. 8 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 


La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle 
disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie 
previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché 
quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. 
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A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni 
provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza 
delle norme emanate con: 

e DP.R. 27/04/1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n° 302 “Norme per la prevenzione \depli 
infortuni di lavoro” integrative di quelli generali emanaté)con il 
D.P.R. n°547 s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n°303 “Norme generali per l’igienexdel’lavoro” 
SAL, 

e D.P.R. 20/03/1956 n°320 “ Norme per la prevenzione degli 
infortuni e l’igiene del lavoro nei sotterranei” s.mi.; 

e D.P.R. 30/06/1965 n°1124 “Testo unico perde disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali” s.m.i.; 


L’Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, 
compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del 
personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da 
disposizioni legislative, regolamentari ed\amministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da/contratti collettivi di lavoro. 
Dovrà inoltre applicare, nei confronti dél personale dipendente, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni 
altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui 1’ Appaltatrice non sia 
aderente alle associazioninstipulanti o comunque non sia più ad esse 
associata. 

L’Appaltatrice dovrà*continuare ad applicare i suindicati contratti anche 
dopo la loro scadenzàve/fino al loro rinnovo. 

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e 
prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico 
dell’ Appaltatrite, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad 
alcun titolo, al Commissario. 


L’Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle 
prescrizioni tecniche e di sicurezza predette. 


@uando il personale dell’ Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, 


in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei 
locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi 
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previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a 
cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente 
contratto. 


Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’ Appaltatrice)o 
alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a: 
e iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; 
iscrizione INAIL; 
e dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle» malattie 
professionali dell'ultimo triennio; 
e posizione INPS e attestazione dei versamenti contfibùtivi; 
e estremi del CCNL applicato ai dipendenti. 


Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del 
contratto, siano essi danni generati da interventi in torso di esecuzione, da 
incuria, da mancato ed incompleto rispètto delle prestazioni 
antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incoîpleta manutenzione delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, ecc., sone assunti dall’ Appaltatrice nella 
persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, 
solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale 
contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all’ Appaltatrice ed al suo 
legale rappresentante. 


L’Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto 
del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò 
indipendentemente dal fatto.che il subappalto risulti o meno autorizzato, 
fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle 
sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della 
medesima al riguardo: 


L’Appaltatrice accetta sin d’ora di rimuovere immediatamente, in seguito 
a insindacabile righiesta scritta del Commissario, componenti del proprio 
organico, per(ficapacità o grave negligenza o comunque non graditi al 
Commissario, impegnandosi fin d’ora a sostituirli celermente senza alcun 
aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso. 


ART. 9 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
L*Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 


dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, 
èconomici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque 
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altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si 
avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, 
l’Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In 
nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non 
autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo 
addebito dei danni causati dall’uso improprio. L’Appaltatrice, \oltre 
all’osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei 
trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle dispo$izioni 
contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati.1èlativi al 
personale facente parte dell’ Amministrazione. 


L’Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l’allegato D pùrèparte integrante 
del presente contratto. 


ART. 10 —- RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ 


Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, 
coordinamento e verifica dell’andamento,del progetto. 


Sono a carico dell’ Appaltatrice tutte le Operazioni necessarie alla buona 
riuscita del progetto. 


L’Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, 
una propria figura professionale, \entro 30 giorni dalla stipula del contratto, 
che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di 
tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia 
univoca nei confronti deltEommissario. 


ART 11 - RECESSO UNILATERALE 


Il Commissarie-ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze 
formalmente tContestate con raccomandata A.R., dal Commissario 
all’ Appaltatrite senza alcun indennizzo. 


Il Comtmissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla 

esecuzione d’ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice 

valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456 del 

Codice Civile, nei seguenti casi: 

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in 
seguito a diffida formale da parte del Commissario . 
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2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza 
maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte 
dell’ Appaltatrice. 

3. Cessazione o fallimento dell’ Appaltatrice. 


ART. 12 MODALITA’ DI PAGAMENTO 


Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un’unica soluzione, ad 
avvenuta consegna delle apparecchiature. 


La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato“per la gestione 
dell’emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata<éntro 90 giorni fine 
mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione-Generale Risorse e 
Bilancio, Struttura Contratti. 


Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma, del D.Lgs. n. 231/2002 è 
stabilito nella misura prevista dall'art.1284 detCodice Civile. 


Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel 
contratto. 
ART. 13 —- ONERI FISCALI 
La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale. 
E' a carico dell’Appaltattice ogni spesa, imposta e tassa comunque 
inerente al contratto. 
ART: 14 - VARIAZIONI AL CONTRATTO 
Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al 
contratto, pefNessere valida ed efficace, dovrà essere concordata per 
iscritto. 
ART. 15 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e 


consegnata a mano, 0 spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero 
inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo: 
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Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 — 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO. 


ART. 16 —- DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE 


Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività. delle 
pattuizioni del contratto, I’ Appaltatrice e il Commissario, espressamente 
assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più»ampia 
collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel.contratto 
stesso. 


ART. 17 - FORO COMPETENTE 


Per tutte le controversie relative al contratto, le>Parti riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di Milano. 


ART. 18 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 


Ai fini della registrazione, che sarà a%cura e spese dell’ Appaltatrice, Le 
parti, reciprocamente, danno atto che4laà registrazione in caso d’uso del 
presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le 
prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA. 


Il su esteso contratto Viene, dopo essere stato letto, approvato e 
confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina. 


Località: Milano 


Gestione Commissariale per 
l’Emergenza Pirelli 


D’Ordine del Commissario 
Delegato 


Il Soggetto Attuatore 
Dott.ssa Rita Amabile 


Timbro e firma Timbro e firma 


— 567 — 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di 
Cantù in data 25 febbraio 1998, rep. 3371/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 12. (Ordinanza fivn309). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


x 


a. con DPCM dei 3 raggio 2002 è stato dichiarato lo stato_di emergenza nel 
territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 
2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 
2094 e con successivo DPCM del S luglio 2004 a tutto/ilt90 novembre 2004 - in 
relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che.ha interessato il giorno 18 
aprile 2602 la sede della Regione Lcembardia; 


o cor Ordinanza dei 7 giugno 2002-n.321 li Ministrovdell’Interno — Delegato per il 
Ccerdinamento delia Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per 
la realizzazione degli interventi urgenti ed,indifferibili finalizzati a fronteggiare 


l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali ePersonale della Regione Lombardia; 


è corn Ordinanza dei Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
Stato modificato l'art. 1 comma 1 delia citata ordinanza 3219/02, neminando 
Commissario Delegato il Presidente\della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesse facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissarialéN) 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Attuatore. al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
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e Servizi Cperativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa-Rita 
Amabiie; 


VISTA: 

e la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della ProtezionexCivile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della 
Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell’ambito della 
Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restaufo_ e recupero, ivi 
compresi quelli già in essere prima dell’Evento del 18 aprile; 


e ‘a delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con laguale la Giunta delia 
Regione Lombardia disponeva di procedere alla&cCessione a favore del 
Commissario Delegato dei contratti in essere pfima del 18 aprile 2002, 
elencandoli nell'Allegato “A”della delibera medesima; 


f l'Ordinanza Commissariale n. 17 de! 4 mafzo’ 2003 di recepimento della 
sopramenzionata DGR n. 12005/03; 


DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di ‘successione in capo al Commissario 
Delegato dei contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e 
Ditta E‘eca S.p.A. in esito di appalto concorso\vincluso nel citato allegato “A” - relativo 
alia ristrutturazione generale degii impiantò tecnologici del Palazzo della Regione, 
sottoscrizione avvenuta il 04.03.03; 


RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 
e d.d.g. AA.GG. n° 37052 dek 29/7/99 con il quale è stata approvata la perizia 
suppietiva e di variante n° 4; 
d.g.r. 1 marzo 2000 n° 48826 con la quale è stata approvata la variante ri° 2; 
d.g.r. 11 maggio 2000 A*49821 con la quale è stata approvata la variante n° 3 3 
d:g.r. 2 agusto 2001 5898 con la quale è stata approvata la variante n° 4; 
d.g.r: 22 marzo 2002.n° 8488 con la quale è stata approvata la variante n° 5; 
d.g.r. 12 luglio 2002-n° 9749 con la quale è stata approvata la variante n° 6; 
ordinanza Commissariale n. 57 del 3 giugno 2003 con la quale è stata approvata 
ta variante n.7; 
s ordinanza commissariale n 73 del 25 giugno 2003 con la quale è stata approvata 
ja verianten.8; 
sn. 4 del 13 gennaio 2004 di validazione dei Progetto Esecutivo relativo al 
restauro & al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui a 
ni funzionali identificati con le lettere B e C; 
+ ordinanza commissariale n.171 dei 27.07.04 con la quale è stata approvata la 
variante n. 9; 


e o e e seo € 
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» ordinanza commissariale n. 234 det 7.10.04 con la quale è stata approvataLla 
variante n. 10; 

e ordinanza commissariale n. 245 del 19.10.2004 con la quale è stata approvata la 
variante n. 11; 


VISTI tutti i docvimenti di cui si compone la perizia oggetto de: presente atto, ed in 
particolare: 


A) la relazione tecnico-economica, che specifica gli interventi.da approvare in 
variante, determinati dalia necessità di adeguamento impiantistico rispetto al 
nuovo progetto architettonico validate con ordinanza n\.9/2004, nonché dalle 
prescrizioni di cui a! NOP approvato dal Comando dei VVFF in data 
13.04.2004; 


B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risuita che i’entità 
ciei lavori in variante suppietiva ammonta ad € 5.262.826,00=; 


VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori; 


RITEMUTO in ragione. di quanto sopra esposto, di dover approvare la variante in 
argomento nell'esercizio della facoltà di deroga.riconosciuta con ordinanza ministeriale 
n. 3215/02 ell’art. 25 della legge quadro sui'layvori pubblici; 


DISPONE 


Art. i- di approvare, per tutte !e-.ragioni in premessa addotte e che si intendono 
integralmente ritrascritte la variante n. 12 ai contratto 3371/UR/98 stipulato con 
l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù; 


Art.2- di dare atto che la\variante in approvazione riguarda interventi finatizzati 
all'adeguamento degli impianti al nuovo progetto architettonico validato. nonché alle 
prescrizioni del NOP approvato dai VVFF il 13.04.2004 consistenti in: 


impianto acqua calda Torre e Palazzine, alimentazione elettrica boiler; 
alimentazione Utenze antincendio; 

torrette verticali piani 26,29 e 30; 

variante impiantistica lotto C { lotto 26) Palazzina Galvani, solo impianto etettrito; 
varianti impiantistiche lotto £ ( lotto 23) Palazzina Pirelli, solo impianto elettrico; 
profilo.di supporto controsoffitto/facciata; 

adeguamento impianto sprinkier edificio Torre, Palazzine e primo interrato; 
rifacimento pluviali e scarichi corpi bassi e Palazzine; 

affitto capannoni per stoccaggio materiali; 


WIGAN N 


vV 
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» varianti impiantistiche lotto C piani 1, piano Terra , 1° interrato, Aula Consiliare, 
solo impianto elettrico; 

> rivestimento fonoassorbente lampade controsoffitto; 

> spostamento impianti Spazio Regione per realizzazione nuova ‘scala di 
collegamento piano terra, 1° piano atrio; 

» lavori vari per montaggio radiatori servizi igienici, con o senza-rimozione 
controsoffitto; 

» punto accensione luci ufficio light tech; 

» lavori in variante per impianti di climatizzazione e idrico-sanitaàtio Torre e Corpo 

di collegamento; 

impianto di raffrescamento locali macchinari ascensori OTIS; 

impianto di climatizzazione e idrico-sanitario Palazzina Galvani; 

impianto di ciimatizzazione e idrico-sanitario Palazzina Pirelli; 

modifica passo controsoffitto 30° piano; 

opere eiettriche scale di sicurezza; 

opere elettriche alimentazione ascensori antincendio; 

opere elettriche motorizzazione NACO; 

assistenze murarie alle opere elettriche lotto €; 

opere elettriche piano 31°; 

nuova tubazione Gas Metano; 

sostituzione tubazione collegamento gruppi autopompa VVFF a valvole impianto 

sprinkler; 

smantellamerto e rifacimento alirnentazione e scarico servizi igienici Palazzo 

Galvani; 

spostamento impianto elettrico per, chiusura vetrata 31° piano; 

cpere elettriche corpi illuminanti 30° piano; 

impianti di climatizzazione Xe idrico-sanitario 1° interrato, Aula Consiliare e 

Presidenza; 

impianti sprinkler 2° interrato; 

ampliamento Sprinkler,31° piano; 

recupero vasca per impianto antincendio UNI45; 

insoncrizzazioni mobiletti copertura condizionatori a pompa di vcalore CARRIER; 

sostituzione lattorerie su! tetto zona ponte tra Torre e Palazzina Filzi; 

ampliamento sala hegia Aula Consiliare; 

nuovo sistema di illuminazione ALED corrimani scale PT 1° interrato, 29°, 30°, 

. Spazi Eventi; zona collegamento scala collina; 

» impianti di siturezza e TVCC Torre e Palazzine; 

» modifica impianti illuminazione scala 29° e 30° piano, Sala Riunione, Presidenza 
e 30° piano, 

» realizzazione equipotenzialità cassonetti chiusura mobiletti condizionatori; 

> operevelettriche banconi giornalisti-dispiay Auia Consiliare; 

>» Forette pavimento, ad eccezione del 26°piano, 29° e 30°; 


AAA 


vw 
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Adeguamento sprinklere piano terra zona protocollo; 

Adeguamento sprinkler zona soppalco Aula Consiliare; 

Adeguamento sprinkler piano terra zona Spazio Regione, atrio ingresso; 
Riverniciatura radiatori servizi igienici; 

Realizzazioni prese a rea esterna ed evacuazione fumi 31° Piano; 

Rifacimento servizi igienici 2° interrato; 

Riparazione lampade piazzale; 

Corpi illuminanti piano interrato; 

Modifica impianti climatizzazione e idrico-sanitario Palazzina Pirelli Area 
Protocolio; 

Alimentazione idrica e scarichi apparecchiature bar fojer; 

Spostamento mobiletti autonomo piano 1° ingresso Duca D'Aosta, sala Pirelli e 
Gorifalone; 

Controsoffitti zona Protocollo PT Palazzina Pirelli; 

Rifacimento tubazioni impianto sprinkler piano 1° e_ PT; 

Opere elettriche alimentazioni e supervisioni CDZuiocale ascensori; 


AAA AAAZI 


vw 


vv 


esercitando la facoltà di deroga all'art. 25 legge-l1’ febbraio 1994 n. 109, stante 
l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretatoxcon DPCM 3 maggio 2002; 


Art.3 — di dare atto altresì che la perizia di variante n. 12 si compone dei seguenti 
allegati, depositati presso la Gestione Commissariale: 


relazione tecnico-economica; 

quadro economico comparativo di raffronto; 
analisi Nuovi Prezzi dall'NP 407 all'NP162; 
verbale di concordamento nbvovi prezzi n. 21; 
schema di atto di sottomissione; 


\A AAA 


Art.4 — che tale variante richiede l'assunzione di ulteriore onere di € 3.858.266,87= 
rispetto a! quadro econemico approvato con ordinanza n. 234 del 7.19.04. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli onerifelativi al con- 
tratto d’appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la gestione commissariale fattura n. 41726 del 18 novembre.2004 (periodo 
di riferimento ottobre 2004). (Ordinanza n. 310). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


o con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002fino al 31.12.2003, con 
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 
a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha 
interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


o con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile —- ha nominatovCommissario Delegato per la 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Régione Lombardia (art. 1); 


Q cheai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma\3) della predetta Ordinanza Ministeriale il 
Commissario Delegato è stato autorizzato (ad avvalersi di personale anche tecnico 
estraneo all’Amministrazione regionale pervun periodo non superiore alla durata dello 
stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di, lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) della 
legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle 
deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici; 


o con Ordinanza del Presidente del*Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l’art. 1 comma 1 della. citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


Q con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore sino al 30.11,2004 la Dott.ssa Rita Amabile; 


ie 
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RICHIAMATA: 


o l'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento 
temporaneo di imprese “Obiettivo Lavoro — Italia Lavora” di Milano incarico per la 
fornitura di lavoro temporaneo; 


o che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento- medesimo, 
costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2666444 del 
23.07.02 a rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, «contratto per la 
fornitura di unità appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva 
determinazione commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi; 


ACCERTATO CHE: 


> le esigenze della Gestione Commissariale hanno evidenziato la necessità di 
continuare ad avvalersi di personale interinale fornitovda Obiettivo Lavoro a far 
tempo dal 1 gennaio 2004 e fino al 30.11.2004. appartenente alle predette 
categorie professionali, come da richieste della Gestione Commissariale agli atti 
della medesima; 


> conformemente alle richieste più sopra richiamate, sono stati forniti i seguenti 
lavoratori interinali per il mese di ottobre 2004: Bu/garelli Monica, Crepaldi Paolo, 
Dell’Aversana Elisabetta, Flores Isabella/AFerretti Annamaria, Massironi Michela, 
Petrucci Mariaelena, Piva Chiara, Retamar Shirley Paola, Stabene Nicoletta, 
Tavazzi Cristina, Todaro Raffaele, Todisco Angela, Vaccaro Monica Carina, 
Zappettini Barbara. 


VISTA la fattura n.41726 del 18.41.2004 riferita al periodo di ottobre 2004 di € 
41.321,14= IVA compresa, emessa%dla Obiettivo Lavoro S.p.A.; 


RITENUTO di dover liquidare” a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 
41.321,14= al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 
2/2002 e stante l'esatto adempimento da parte del Raggruppamento delle prestazioni di 
fornitura di lavoro temporaneo; 


DISPONE 


di liquidare per i-motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti 
mediante i fondi della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di 
Obiettivo Lavorò S.p.A., l'importo di € 41.321,14= IVA compresa, a saldo della fattura 
n.41726 del\18.11.2004 - periodo di riferimento ottobre 2004 - tramite accredito sul 
conto corrente n. 000000017930 BANCA POPOLARE DI MILANO piazza Duca 
d'Aosta 8/2 — Milano - ABI 05584 — CAB 01626. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


— Sa 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Presa d’atto del processo verbale di accordo sottoscritto con A.T.I. Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. a 
definizione delle riserve relative al contratto CD71/2004. Liquidazione dell’importo concordato a tacitazione delleriserve. (Ordi- 
nanza n. 311). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM del 3 maggic 2002 è stato dichiarato lo stato\di emergenza nel 
territorio della città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 
31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno*2004 e con DPCM del 9 
luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento 
che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministre,dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nomimato' Commissario Delegato per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; 


e con Crdinanza del Presidente de! Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è 
stato modificato l’art. 1 comma 1 dellarcitata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della/predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissariale(n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 
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RICHIAMATI: 


e l'ordinanza commissariale n. 185 del 17.12.2003 di conferimento appalto.all'A.T.I.- 
Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. degli interventi di.‘restauro e 
recupero funzionale del Lotto A, risanamento copertura, piano carreliove 31° piano 
e del Lotto D, risanamento Piazzale collina, rampe interne e copéèrture dei corpi 
bassi compresi i cavedi delie palazzine Galvani e Pirelli del Palazzo Pirelli, sede della 
Giunta Regionale; 


e ii contratto sottoscritto tra le partì in data 9 marzo 2004 n. Ratc. CD 71/2004 


ACCERTATO che il Soggetto Attuatore: 


>» in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel-perseguimento del preminente 
interesse pubblico ad una più sollecita riattivazione<delle funzioni della sede regionale 
— giusta i poteri ad esso conferiti - ha preso/atto dell'iscrizione da parte dell'ATI 
Appeltatrice sui registro di contabilità dei lavori,del contratto di cui trattasi, di riserve 
per un ammontare complessivo pari a € 228,245)59.= ; 


» per conoscere le ragioni di tali pretese &rvalutarne l'eventuale ammissibilità e non 
manifesta infondatezza, ha esaminato le ‘valutazioni della Direzione Lavori esplicitate 
cor: relazione riservata del 10 maagio 2004 e integrata l'8 novembre 2004 nonché de! 
Collaudatore cor: relazione riservata’ del 11 maggio 2004 integrata in data 30 
novembre.2004; 


ha approfondito altresì la natéra*delle riserve con l'Ufficio Tecnico a supporto della 
Gestione Commissariale; 


w 


DATO ATTO che dall'esamèè emerso che ambedue le relazioni pur riconoscendo ia 
fondatezza delia nretesa divergono in ordine aila valutazione economica della stessa; 


PRESC ATTO CHE a-seguite dell'incontro tenutosi con l’ATI in data 30.11.2004, per 
sondare ia disponibilitàvad una transazione bonaria, ritenuta la scluzione più idonea ai 
perseguimento del’interesse pubblico, l’Appaltatrice ha manifestato disponibilità ad 
accettare fa prongsta di accordo bonario dietro riconoscimento dell'importo complessivo di 
€ 120,900,= oltre IVA. 


VISTO |! pr0sesso verbale di accordo sottoscritto tra ie parti in data 350 novembre 2004, 


parte integrante e sostanziale dei presente atto, con il quale si è convenuto la 
cancellazione da paite dell'ATI di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità dietro 
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corresponsione da parte del Commissario Delegato dell'importo concordato im € 
120.000,00 oltre IVA; 


VISTE le sottoindicate fatture:. 
> n. 233 del 30.11.2004 per l'importo di € 61.920 = oltre IVA emessa%da Grassi & 
Crespi S.r.l.; 
> n. 436 del 30.11.2004 per l'importo di € 58.080.= oltre IVA emessa da Marcora 
Costruzioni S.p.A.; 


RITENUTO di prendere atto del processo verbale di accordo in afgomento provvedendo 
contestualmente alla liquidazione in favore dell’ATI Isa — Grassi’ e Crespi e Marcora 
dell'importo di €120.000,00 oltre IVA a tacitazione di tutte le riserve iscritte sul registro di 
contabilità di cui al contratto n. racc. CD 26/2003 


DISPONE 


i. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto del processo verbale di 
accordo sottoscritto in data 30.11.2004 con VATI Grassi & Crespi S.r.l- e Marcora 
Costruzioni S.p.A., che allegato al presenté atto ne forma parte integrante e 
sostanziale, a definizione di tutte le riserve iscritte e di quelle che potrebbero esserlo 
relative al contratto n. racc. CD 71/2004; 


2. di liquidare in fevore dell’ATI l'importo complessivo di € 144.000,00 IVA compresa a 
saido delle fatture n.233 e n. 436 del 3011.2004 in premessa meglio specificate 
emesse a titolo di accordo bonario di cui al precedente punto 1 mediante i fondi a 
disposizione della Gestione Commissatiale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 


id 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto 
stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77/2004. Approvazione perizia di variante e suppletiva n»3, (Ordinanza 
n. 312). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


a con DPC cel 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenZa nel terriiorio della 
ciba di Milano - prorogato con successivo DPCM dei 29 novembre 2002 ino sl il 31 
dicembre 2003, con DPCM del 1% dicembre 2003 al 30 giugnio/2004 è con successivo 
DPCM dei 9 iugiro 2004 è turto il 20 novembre 2004 - invrelazione agli ingenti denei 
conseguenti ali’Eveuto che ha interessato il giorno 18 aprilè 2002 la sede della Regione 
Lomoardia; 


e con Ordinanze del 7 giugno 2002 n.3219 ii Ministro dell’Interno — Delegato per ii 
Uocrdinamento della Protezione Civiie — ha nominato Commissario Delegato per ic 
realizzazione degli interventi urgenti ed incifferibili finalizzati a fronteggiare l’emergenze 
LAssessofe agli A ftari Generali e Personale della Resione Lombardia; 

®° con Ordinenze del Presidente del Consiglio \dei' Ministri n. 3288 del 27/05/03 & stat 
modificato l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario 
Iciegato 11 Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta di avveletîsi 
di un Soggetto Atiuatore cui afficere sgfecifici settori di intervento dirett: al superamesto 
della predetta situazione emergenziale; 


«con ordipanza comimissariale n.480 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto 
Aîttuatore a! dirigente dell'Unità, Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi 
della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile; 

RICHIAMATE: 
e l’ordinanza commifSatiale n.9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo 


relativo ai restauro al recupero funzionale degli spazi interni del Complessc Pirelii di cui st 
lotti funzionali identificati con lc lettera Be C; 
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e l’ordinanza commissariale n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca ditCahtù 
dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C; 

e l’ordinanza commissariale n. 65 del 24 marzo 2004 di presa d’atto e validazione delle 
modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture; 

e la sottoscrizione dei contratto n. racc CD 77/04 afferente i lavori di recuperorfinzionale in 
argomento - avvenuta in data 24 marzo 2004 - e della modalità di contabilizzazione delle 
lavorazioni, prevista a misura (art. 6 del contratto ); 

e l'ordinanza commissariale n. 224 del 4.10.2004 di approvazione della perizia suppletiva di 
variante n. 1; 

e l'ordinanza commissariale n.286 del 26.11.2004 di approvazione della perizia suppletiva di 
variante n. 2; 


PRESO ATTO della presentazione degli atti di cui si compone la/pèrizia in approvazione con il 
presente atto ed in particolare: 


A) della relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito gli interventi in variante: 


i. estensione dei lavori di cvi al contratto n. RACC:CD 77/2094 all’”area Proiocollo”, 
stante la necessità di ricomprendere nell’ambito degli interventi autorizzati ex ordinanza 
ministeriale n. 3219/2002 anche la suddetta atea ; 


2. fornitura e posa di porta REI per la compattimentazione del locale cucina dei 29° piano; 

3. rimontaggio dello zoccclino di facciata mella zona bagni; 

4. fornitura e posa di parete scorrevole confunzione di chiusura bar foyer Aula Consiliare, 

‘come da richiesta del Consiglio Regionale — nota del 5.11.2004 — volta al miglioramento 
dell’opera e della sua funzionalità, ed opere murarie connesse alla suddetta fornitura; 

5. fornitura e posa in opera di rivestimento in legno makorè dell’Aula Consiliare di 


maggior spessore, richiesta dallo stesso Consiglio Regionale a mezzo delibera del i 
settembre 2903 n. 189, posto che la soluzione richiesta comporta, tra l’altro, ii 
miglioramento degli aspetti prestazionali di isolamento acustico; 


B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l’entità dei lavori in 
variante suppletivi ammonta ad-€,12.344,00=; 


ACCERTATO che dai documenti relativi alla perizia trasmessi dalla Direzione Lavori con nota 
prot. 2117 del 29.11.2004,rîsulta che l'impresa Eleca, pur sottoscrivendo lo schema di aito di 
sottomissione con riserva, Non ha inteso sottoscrivere tutti gli altri, ivi compresi il verbale di. 
concordamento nucvi prezzi; 


VALUTATE le argomentazioni tecniche e ie analisi effettuate dalla Direzione Lavori; 


RITENUTO ifilrazione di quanto sopra esposto - considerata la facoltà di deroga all’art. 25 della 
legge quadrodei lavori pubblici ammessa dail'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002, 
stante l'urgenza di concludere l’intervenio di ripristino funzionale dell’intero Complesse appurato 
che iimpoîto della variante de qua non supera il quinto d’obbligo e pertanto, im attuazione del 
combiriato disposio di cui all’art. 10 D.M. 145/2000 e all’art.136 DPR 554/99 comma $, di 
arprovare la variante suppletiva stessa; 
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DISPONE 


Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente 
ritrascritte - nell'esercizio della facoltà di deroga all’art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici, 
ammessa dall’ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno. 2002 per il superamento dello stato 
d'emergenza di cui ai DPCM 3 maggio 2002 - la variante n. 3 al contratto n. ràec/ CD 77/ 2004 
sticulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù; 


Art.2- di dere atto che ja variante in approvazione r:guarda: 


1. esteusione dei lavori di cui al contraito n. RACC:CD 77/2004 all’Uarea Protocollo ; 

2. fornitura e posa di porta REI per la compeartimentazione del locale,cucina del 29° piano ; 
3. rimoniaggio dello zoccolino di facciata neila ona bagni ; 

4. fornitura e posa di parete scorrevole con funzione di chiusufa bar fcyer Aula Consiliare ; 
& 


fornitura e posa in opera di rivestirnento in legno makorè dell’ Aula Consiliare di maggior 
Spessore ; : ° 


Ari3 — di dare atto altresi che la perizia di variante n. 3sitempone dei seguenti allegati, depositati! 
presso la Gestione Commissariale: 


relazione tecnico-economica; 

quadro economico comparativo di raffronto: 

analisi nuovi prezzi NP14, 15, 16,19,50/6Ì 52, 53 e 54; 

verbale di concordamento nuovi Pza NP14,15.16,19,50,51,52,53 e 54, non accettati 
dall’Appaltatore; 

> schema di atto di sottomissione; 


AAA 


4 — di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 20.393.038,56, indicando in € 
.722,96= l'ulteriore somma da. finanziare con i fondi a disposizione della Gestione 
‘ommissariale, e precisando chedta le “Somme a disposizione dell’ Amministrazione” è stato 
ilo l'accantonamento per “imprevisti” a €9524.622,16 ed inseriti €215.000,00= ed € 607.000,00= 
ca destinare, rispettivamente, ad'inferventi strutturali migtiorativi - di cui la Direzione Lavori ha già 
evidenziato la necessità con documenti aliegati agli atti della perizia de qua - nonché ad opere di 
finitura -meglio dettagliate evstimate nella relazione tecnica - subordinando l’utilizzo dei suddetti 
importi ad approvazione di apposita perizia di variante a mezzo atto formale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, 
rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 318), 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO che: 


e con DPCM del 3 maggio 2002 È stato dichiarato lo stato-di” emergenza nel 
territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 
2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 
2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il ‘30 novembre 2004 - in 
relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che'ha interessato il giorno 18 
aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per 
la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare 
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generalixe\Personale della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/02 è 
stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando 
Commissario Delegato il Presidente ‘della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di 
intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; 


e con ordinanza commissarialeYà/ 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico 
di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio 
e Servizi Operativi dellayDirezione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita 
Amabile; 
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VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civilecdella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato doversi intendere gli interventi di 
restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 
3219/02 in modo unitario e globale; 


RICHIAMATA : 

» l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.03 di validazione del Progetto Esecutivo 
dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e risanamento. della copertura , 
piano carrello e 31 piano della torre , nonche’ de! piazzale collina, rampe interne 
coperture e cavedi corpi bassi; 

e ordinanza commissariale n.185 del 17.12.2003 di affidamento dei javori in 
argomento all’ATI GrassI.& Crespi S.r.L - Marcora S.p.A<; 

e ordinanza commissariale n. 240 del 13.10.2004 di approvazione della perizia di 
variante e suppletiva n. 1; 

e ordinanza commissariale n 265 del 10.11.2004 di approvazione della perizia di 
variante e suppletiva n. 2; 


ACCERTATA !a necessità, evidenziata peraltro /dallo stesso Collaudatore in corso 
d'opera a mezzo verbale n. 4 dell'8.11.2004 , di completare le opere di 
compartimentazione REI 120 inerenti locali e/vani tecnici posti all'interno del volume 
centrale del 31° piano dell'Edificio Torre; 


PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha promosso la perizia di variante suppletiva n. 3 
presentando la relativa documentazione ed in particolare: 


A) la relazione tecnico-economica, che indica la necessità del completamento 
delle opere di compartimentazione al 31° piano della Torre al fine del 
conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi; 


B) il quadro economica aggiornato, che definisce l'entità dei lavori in complessivi 
€ 23.100,00=; 


RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia di variante de que in 
deroga all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109; 


DISPONE 


Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono 
integralmente-ritrascritte la variante n. 3 al contratto stipulato con l’ATI Grassi & Crespi 
S.r.L - “Marcora S.p.A afferente la maggiore spesa per l'intervento di 
compartimentazione REI 120 dei locali e vani tecnici posti all’internoo del volume 
centrale.del 31° piano Edificio Torre; 
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Art.2 — di dare atto altresì che la perizia di variante n. 3 si compone dei seglénti 
allegati, depositati presso la Gestione Commissariale: 


relazione tecnico-economica; 

quadro economico comparativo di raffronto; 
analisi Nuovi Prezzi NP A.23; 

verbale di concordamento nuovi prezzi n.3; 
schema di atto di sottomissione; 

quadro economico 


\AAAAZAI 


Art.3 - di aggiornare il quadro economico al maggior importo, di.€ 3.578.992,04=IVA 
inclusa, indicando in € 41.874,08= l'ulteriore somma da dinanziare con i fondi a 
disposizione della Gestione Commissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Approvazione del disciplinare da sottoscriversi con la Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.a di Milano per il conferimento del- 
l’incarico di consulenza ed assistenza al responsabile del procedimento per la valutazione dei programmi di lavori per’il completa- 
mento dell’intervento sul Complesso Pirelli. (Ordinanza n. 314). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 


e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della 
città di Milano -- prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 5312.2003, con DICM dei 
19 dicembre 2903 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del ‘9uglio 2004 a tutto il 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento’che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 5219 il Ministro dell’Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 1° Assessore agli A ffari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
art. I comma | della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al Superamento della predetta situazione emergenziale: 


» con Ordinanza Commissariale n. 180 del2 agosto 2004 è stata nominata Soggettu Attuaiore la 
Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2904. 


RILEVATA la necessità ner il Soggetto»a.ttuatore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
di avvalersi dell’assistenza e consulerZa di società specializzata per la valutazione ui progranimi di 


= Bg e 


25-5-2005 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 120 


completamento degli interventi di ristrutturazione con connesse attività di verifica in cantièfe’e di 
emissione di piani di azione tesi alla compressione dei tempi di ultimazione, prevedendo“inoltre il 
raccordo delle attività di controllo lavori della Direzione Lavori sull’ Impresa, 


VISTA la nota Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del Consigtio*dei Ministri 
invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzaré tuiti gli atti e i 
procedimenti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla-normativa vigente e 
che per il mero completamento dei predetti si potrà agire, anche oltre la scadenza delle situazioni 
ernergenziali, in regime ordinario. 


ACCERTATO che a seguito di trattative intercorse con la Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.A.la 
siessa ha manifestato la disponibilità di accettare l’incarico di assistenZa.e consulenza in argomento 
con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare e sino alla coffelusione dell’intervento dietro 
corresponsione dell’importo forfetizzato in € 20.000,00 oltre IVA ed alle condizione meglio 
specificate nell’allegato schema di disciplinare che forma parte ifitegrante e sostanziale del presente 
atto; 


RITENUTO per quanto sopra evidenziato di approvare e sottoscrivere il disciplinare da stipularsi con 
ia Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.A; 


DISPONE 


Avt.1 — per ie motivazioni in premessa addotte di approvare il disciplinare da sotioscriversi con ia 
Società Svilunpo Sistema Fiera S.p.A. Largo Dotodossola 1 — Milano relativo all’incarico di 
consulenza e assisienza al Responsabile Unico dél Procedimento per la valutazione dei programmi di 
completamento della ristrutturazione del Palazzo Pirelli, attività di verifica in cantiere ed emissione 
piani di azione per la compressione dei temMpi/di ultimazione, con decorrenza dalla sotivscrizione dei 
disciplinare e sino al completamento degli interventi stessi, dietro corresponsione dell’imporio 
forfettizzaro in € 20.000,00 oltre IVA c'edvalle condizione meglio specificate nell’allegato schema che 


forma parle integrante e sostanziale dsl presente atto; 


Avt.2 — di dare arto che la spesa.di € 24.000,00= IVA compresa verrà corrisposta con ie modalità 
contenute nel disciplinare di cuiNal precedente art. 1 mediante i fondi a disposizione della Gestione 
Commuissariale. 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento 
dell'incarico di consulenza e assistenza al Responsabile del 
procedimento per la valutazione dei programmi di lavori per=il 
completamento dell'intervento di recupero funzionale del Palazzo Pirelli 
L'anno 2004 il giomo 30 novembre 2004 presso gli uffici della«Gestione 
Commissariale in Via Taramelli n. 12, Milano 

TRA 
Il Commissario delegato all'Emergenza Pirelli giusta ordinanza ministeriale n. 
3219 /2002 e successive modificazioni nella persona del suo Soggetto 
Attuatore dott.ssa Rita Amabile nominata con ordinanza commissariale n. 
180 del 2 agosto 2004 

E 

La Società Sviluppo Sistema Fiera» S.p.A. con sede legale in Largo 
Domodossola n. 1, Milano, nella persona dell'Ing. Claudio Artusi nato a 
Potenza il 19.02.1951 in qualità di Amministratore Delegato domiciliato per la 
carica presso la sede legale della società. 
SI CONVIENE E SI STIPUBA QUANTO SEGUE: 
ART. 1 - Il Commissario Delegato conferisce alla Società Sviluppo 
Sistema Fiera l'incarico di consulenza e di assistenza al 
Responsabile. del Procedimento in ordine alla valutazione dei 
programmi \di completamento della ristrutturazione del Palazzo 
Pirelli, «©on connesse attività di verifica in cantiere e di emissione di 
piani di azione tesi alla compressione dei tempi di ultimazione. 
L'attività prevede inoltre il raccordo delle attività di controllo lavori della 


direzione lavori e della sua interfaccia con l'impresa; 
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ART. 2 - L'incarico verrà svolto a far data dall'accettazione del presente 
disciplinare ed avrà termine con il completamento dell'intervento; 

Le prestazioni svolte verranno coordinate con quelle di competenza 
dell'Ufficio Tecnico della Regione Lombardia in modo da assicurare un 
indirizzo uniforme da parte della stazione appaltante nei confronti «degli 
Appaltatori; 

La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per-la*gestione 
dell'emergenza 18 aprile 2002 — presso la sede della Regione’ Lombardia in 
Via Taramelli n. 20 — 20124 Milano e sarà liquidata entro 90 giorni dalla data 
di ricevimento dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti. 
ART. 3 - Alla società Sviluppo Sistema Fiera vienericonosciuto, per le attività 
di cui al precedente art. 2, il compenso forfetariodi €. 20.000,00= oltre IVA da 
corispondersi per il 30% decorsi 30 giorni dalla data di sottoscrizione del 
presente atto, ed il saldo del 70% a conclusione dell'intervento e, quindi, 
dell'incarico; 

ART. 4 - Tutte le modifiche chéxdovessero essere apportate al presente 
incarico dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto. Qualsiasi 
controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, 
validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del 


Foro di Milano. 


Milano, 30 novembre 2004 


Serie generale - n. 120 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Affidamento dell’intervento di tinteggiatura dei pilastri in intonaco spuntato del Palazzo Pirelli a favore-dell’Impresa 
Riva di Enzo Costantini & C. S.a.s. di Robecco S/N. Approvazione dello schema di contratto per l’attività suddetta. 
(Ordinanza n. 315). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 

e con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio 
de'la città di Milano —- prorogato con DPCM de! 29 novembre 2002 fimo ai 31.12.2003, 
con DPCM dei 19 dicembre 2003 al 20 giugno 2904 e con DPCM-del 9 luglio 2004 sino 
al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danri conseguenti all'evento che ha interessato il 
giorno 18 aprite 2002 la sede della Regione Lombardia; 


s con Ordinanza dei.7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato»Eommissario Delegato per ia 
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 
l'Assessore agli Affari Generali e Persoriale della Regione Lombardia; 


è con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27/05/03 è stato 
modificato l’at.1 comma 1 della citata urdinanza 3219/02, nominando Commissario 
Dejegato i! Presidente della Regione Lorebardia e conferendo allo stesso facoltà di 
avvalersi di un Soggetto Attuatere cui affidare specifici settori di intervento diretti al 
superamento della predetta situazione emergenziale; 


» con ordinanza commissariale n.180 de! 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto 
Attuatore !a Dr.ssa Rita Amabile sin6al'30.11.2004; 


RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quaie è stato 


approvato il progetto definitivovrelativo al ripristino funzionale degli spazi interni del 
Complesso Pirelli; 
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ACCERTATO che: 

e il progetto per il ripristino funzionale del Commpessa Pirelli prevede il completamento 
eile finiture delle strutture in intonaco spuntato non compreso negli oneri contrattuali 

in capo all'impresa Eleca nell’ambito del contratto 77/04. 


e la Direzione Lavori ha segnalato la ditta Riva di Enzo Costantini & C. sda:s l'impresa 
di comprovata esperienza in grado di realizzare interventi conservativi dicfinitura di alto 
livelio tecriologico utilizzando i criteri propri del restauro conservativo; 


e criteri che hanno ispirato l’interventc giobale sul complesso Pirelli; 


e in data 30 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alla società Riva s.a.s. 
di Robecco S/N.(Mi), formulare la miglioi offeita per l'intervento sopra evidenziato. 


VISTA l'offerta.n.114794 pervenuta il 30 novembre 2004-dalla società RIVA s.a.s. per 
un importo complessivo, preventivato su una superficie di intervento peri a m.g. 
8.583,52, di € 77.251,20= oltre ad IVA; 


RITENUTO di dover affidare alia società Riva \a.s. l'intervento di tinteggiatura dei 
pilastri “in intonaco spuntato, mediante sottoscrizione di contratto per l'imporio 
complessivo. di € 77.251,20= oltre ad TvAU=d alle condizioni meglio specificate 
- nell'aregato scherna che forma Det integrante e sostanziale dei presente atto, 
| esercitando la facoità di Lesroga all'ert.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14; 


DISPONE 
1. per le motivazioni in premessa sito di affidai re l'intervento di tinteggiatura dei 
pilastri in intonaco spuntato del 29 -Pireili_alla-società-RIVA-dI Enzo Costantini 


©. sas di Ronecco S/N (MI), peri l'importo complessivo di € 92.701,44= IVA inciusa, 

ed alle convizioni meglio<Specificate neiiv schema di contratto che allegato zi 
i “presente atto ne forma.nbatte integrarite e sostanziale; STE ita 
2. di dare atto che la licuigazione della spesa verrà effettuata cgn le modalità previste 
«del contratto «ci. cdi) al precedente punto -1; dietro presentazione : di regolare 
documentazione contabile, mediante. i fondi a disposizione : della: Gestione 
Commissariale. 


D'’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI 
TINTEGGIATURA DEI PILASTRI IN INTONACO SPUNTATO 
DEL PALAZZO PIRELLI 


L’anno duemilaquattro il giorno............ del mese di novembre presso 
la sede del Commissario Delegato all’Emergenza Pirelli ex ordinanza 
ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni 


TRA 


Il Commissario Delegato per l’Emergenza Pirelli (in seguite’ denominata 
Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile 
giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica 
presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20 


E 


L’impresa RIVA DI ENZO COSTANTINI & C. s.a.s. (in seguito 
denominata Appaltatrice) con sede legale in Robecco S/N (MI), Via 
Matteotti n.1, P.IVA 08465630153) qui rappresentata dal sig. 
ARE, s. Dal: DI ssforiratigicc Il assroririissie» «CHO QUI 
interviene ed agisce nella sua qualità di ................. , domiciliato per la 
carica presso la sede legale della società. 


Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso. 
ART.1- OGGETTO DELLA LAVORAZIONE 


E’ oggetto del presenteeonitratto l’intervento di tinteggiatura dei pilastri in 
intonaco spuntato, compresa la fornitura dei trabattelli e del materiale 
usato per la finitura*dei fondi con pitturazione con colori a campione. 
Verrà utilizzato idoneo materiale dato a perfetta copertura, dall’aspetto 
satinato e dalla massima lavabilità così come da Voi indicato nell’offerta. 

I piani interessati all’intervento vanno dal —1 al piano 30°. In particolare 
come da Voi.stimato dovranno essere trattati circa 9.000 m.q. 


La fofnitura del materiale dovrà essere resa franco Sede Regione 
Lombardia in Milano — Via F. Filzi, 22. 
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ART. 2 - TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO 


La lavorazione dovrà essere ultimata per il lotto B (piani torre dal 2° al 
30°) entro il 25.01.05; per il lotto C (piani torre dal 1° al -1 più aula 
consigliare) entro il 15.02.05. 


ART. 3 - CORRISPETTIVO 


Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell’offerta ecenòmica n. 
1147.04 del 30 novembre 2004 per un importo complessivo di.€Y77.251,20 
oltre ad IVA. 


ART. 4 - COLLAUDO 


Il collaudo dell’ntervento dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 
(dieci) giorni lavorativi, dalla data di termine della lavorazione indicata 
nel precedente Art.2. 


ART. 5 - PENALI 


Fatti salvi i casi di forza maggiere” od imputabili alla Gestione 
Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel 
precedente art.2, 1° Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno 
arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% dell’importo 
contrattuale per ogni settimana di’ritardo rispetto al termine di consegna di 
cui al precedente art.2. 


In caso di difformità delimateriale consegnato e dell’opera di pitturazione 
effettuata rispetto a quanto richiesto resta impregiudicata la facoltà per 
l’ Amministrazione di\chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore 
danno conseguente/allà mancata consegna dell’opera stessa. 


Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna 
dovranno esserè notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di 
decadimento. di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la 
gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 
20 - 20124 MILANO. 


Le -penali espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia 
imputabile a terzi cui 1’ Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto. 


Ti caso di collaudo negativo, per cause imputabili all’ Appaltatrice, 1l 


Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 
per cento) del valore dell’importo della lavorazione soggetta a collaudo, 
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per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e 
la data del nuovo verbale positivo. 


ART. 6 - SUBAPPALTO 


E° ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e 
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 }Legge 
55/1990 e successive modificazioni e integrazioni). 

La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensindella citata 
normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti )concorrenti 
dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura 
che intendono subappaltare a terzi. 


Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di 
subappalto alla Gestione Commissariale, . la” quale provvederà 
all'autorizzazione con separato atto, previa acqUisizione e verifica della 
relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni. L'Ataministrazione provvederà al 
pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto 
aggiudicatario al quale competerà l'oniete dei pagamenti in favore dei 
subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il 
servizio oggetto di subappalto. 

Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto. 


E° vietata, in tutto o in parté,la cessione del contratto, pena la risoluzione 
dello stesso. 


ART. 7 - RESPONSABILITA” E ASSICURAZIONI 


L’Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo 
di efficacia del eontratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in 
sede giudizialemper infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere 
od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, 
comunque. connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a 
seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa. 


ART. 8 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Lafornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle 
disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie 


previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché 
quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. 
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A. titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni 
provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza 
delle norme emanate con: 

e D.P.R. 27/04/1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n° 302 “Norme per la prevenzione \degli 
infortuni di lavoro” integrative di quelli generali emanaté>con il 
D.P.R. n°547 s.m.i.; 

e D.P.R. 19/03/1956 n°303 “Norme generali per l’igienevdel lavoro” 
s.m.i.; 

e D.P.R. 20/03/1956 n°320 “ Norme per la prevenzione degli 
infortuni e l’igiene del lavoro nei sotterranei” s.m.k.; 

e D.P.R. 30/06/1965 n°1124 “Testo unico perkle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali” s.m.i.; 


L’Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, 
compresi quelli assicurativi e previdenziali yott&mperare nei confronti del 
personale dipendente a tutti gli obblighiy nessuno escluso, derivanti da 
disposizioni legislative, regolamentari @d\amministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. 
Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni oggetto dél presente contratto e, in genere, da ogni 
altro Contratto Collettivo, suctessivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’ Appaltatrice non sia 
aderente alle associazionisstipulanti o comunque non sia più ad esse 
associata. 

L’Appaltatrice dovrà@continuare ad applicare i suindicati contratti anche 
dopo la loro scadenza fino al loro rinnovo. 

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e 
prescrizioni teòhiche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico 
deli’ Appaltatficè che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad 
alcun titolo, al Commissario. 


L’Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle 
prescrizioni tecniche e di sicurezza predette. 


Quando il personale dell’ Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, 


în ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei 
locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi 
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previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a 
cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente 
contratto. 


Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’ Appaltattice o 
alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a: 

e iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; 

e iscrizione INAIL; 

e dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle’ malattie 

professionali dell'ultimo triennio; 
e posizione INPS e attestazione dei versamenti contribùtivi; 
e estremi del CCNL applicato ai dipendenti. 


Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del 
contratto, siano essi danni generati da interventi/in corso di esecuzione, da 
incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni 
antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, ecc., sonò assunti dall’ Appaltatrice nella 
persona del legale rappresentante che, con Va sottoscrizione del contratto, 
solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale 
contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all’ Appaltatrice ed al suo 
legale rappresentante. 


L’Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto 
del presente articolo anche da.parte degli eventuali subappaltatori, e ciò 
indipendentemente dal fattoxche il subappalto risulti o meno autorizzato, 
fatta comunque salva, applicazione da parte del Commissario delle 
sanzioni per l’accertata1nàdempienza contrattuale e riservati i diritti della 
medesima al riguardo. 


L’Appaltatrice accètta sin d’ora di rimuovere immediatamente, in seguito 
a insindacabile tichiesta scritta del Commissario, componenti del proprio 
organico, percincapacità o grave negligenza o comunque non graditi al 
Commissario, impegnandosi fin d’ora a sostituirli celermente senza alcun 
aggravio di Costi o di tempi per il Commissario stesso. 


ART. 9 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 


I/Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, 
economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque 
altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si 
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avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, 
l’Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In 
nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non 
autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo 
addebito dei danni causati dall’uso improprio. L’Appaltatrice, lire 
all’osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei 
trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni 
contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al 
personale facente parte dell’ Amministrazione. 


L’Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l’allegato D pure parte integrante 
del presente contratto. 


ART. 10 - RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ 


Il Commissario si farà carico unicamente dellesoperazioni di controllo, 
coordinamento e verifica dell'andamento delbprogetto e dei livelli di 
servizio. 


Sono a carico dell’ Appaltatrice tutte lè operazioni necessarie alla buona 
riuscita del progetto. 


L’Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, 
una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, 
che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di 
tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia 
univoca nei confronti del Commissario. 


ART:141 - RECESSO UNILATERALE 


Il Commissario ha\facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze 
formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario 
all’ Appaltatrie&sènza alcun indennizzo. 


Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla 

esecuzionèsd’ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice 

valendosir della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456 del 

Codice Civile, nei seguenti casi: 

1, Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in 
seguito a diffida formale da parte del Commissario . 

2 Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza 
maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte 
dell’ Appaltatrice. 
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3. Cessazione o fallimento dell’ A ppaltatrice. 
ART. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 


Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un’unica soluzione ad 
avvenuto espletamento della lavorazione. 


La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione 
dell’emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lembardia in 
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata entro.90 giorni fine 
mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e 
Bilancio, Struttura Contratti. 


Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è 
stabilito nella misura prevista dall'art.1284 del Codice Civile. 


Le fatture dovranno riportare in evidenza<1“riferimenti indicati nel 
contratto. 


ART. 13 —- ONERI FISCALI 


La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale. 
E' a carico dell’Appaltatrice ogni, spesa, imposta e tassa comunque 
inerente al contratto. 


ART. 14 - VARIAZIONI AL CONTRATTO 


Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al 
contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per 
iscritto. 


ART. 15 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 


Qualsiasi comtinicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e 
consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero 
inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo: 

Commissario Delegato per la gestione dell’emergenza 18 aprile 2002 
Via Taràmelli 20 - 20124 MILANO. 


Qualora alla scadenza della Gestione Commissariale fissata per il 
3011.2004 la stessa non fosse prorogata con apposita Ordinanza 
Ministeriale, subentrerà a tutti gli effetti del presente contratto la Regione 
Lombardia. 
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ART. 16 - DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE 


Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle 
pattuizioni del contratto, 1’ Appaltatrice e il Commissario, espressamente 
assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia 
collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto 
stesso. 


ART. 17-— FORO COMPETENTE 


Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti.riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di Milano. 


ART. 18 —- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 


Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spesé dell’ Appaltatrice, Le 
parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d’uso del 
presente contratto, sarà assoggettato a tassa,/fissa di registro in quanto le 
prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA. 


Il su esteso contratto viene, dopo®Vessere stato letto, approvato e 
confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina. 


e Milano 
| RIVA sas 


Gestione Commissariale per 
l’Emergenza Pirelli 


D’Ordine del Commissario 
Delegato 


Il Soggetto Attuatore 


È A 
Timbro e firma 


Timbro e firma 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Interventi di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Prosecuzione dell’inca- 
rico conferito all’architetto Francesco Angarano di direttore dei lavori. (Ordinanza n. 316). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


» con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergeîìza nel territorio della 
città di Milano — prorogato con DFCM del 29 novembre 2002 fino al 34.12.2903, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del (9 luglio 2004 a tutto ii 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni consegrenti all’evente.che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


es con Ordinanza dei 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro»dell’Internv — Delegato per ili 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Comilitssario Nelegaio per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza 1 Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


» con Ordinanza cel Presidente de! Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
lari. 1 comma 1 deila citata ordinanza 3215/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
delia Regione Lombardia e conferendo allo stesso-facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al supefamento della predetta situazione emergenziale: 


+ CON Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stat nominata Soggetto Atiuatore la 
Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 
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VISTA L’Ordinanza Commissariale n. 185 del 9 agosto 2004 di nomina dell’arch. FraùCesco 
Angarano di Milano dell’incarico di direttore dei lavori degli interventi di recupero funzionale degli 
spazi interni del Palazzo Pirelli; 


ACCERTATO CHE: 


- In data 9 agosto 2004 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico con Arch. Francesco 
Angarano n. Racc. CD 94/2004; 

-  V’art. 4 del sopramenzionato disciplinare stabiliva la conclusione dell’incaricò entro il 30.11.2004; 
obiettivo fissato dal Commissario Delegato per il completamento dell’irftervento; 

- Per la scadenza del 30.11.2004 l’intervento non risulta concluso per)cause non imputabili al 
professionista in argomento; 


VISTA la nota Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del’Consiglio dei Ministri invitava 
entro 1 termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzate tutti gli atti e i procedimenti per 
i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla \iòrmativa vigente e che per il mero 
completamento dei predetti si potrà agire , anche oltre la scadenza delle situazioni emergenziali, in 
regime ordinario; 


RITENUTO, per quanto sopra evidenziato: 

e di riconfermare l’Arch. Francesco Angarano quale) Direttore dei Lavori per gli interventi di 
resiauro e recupero funzionale degli spazi internivdel Complesso Pirelli sino al completamento 
dell'intervento, dando atio che al termine della Gestione commissariale subentrerà nei rapporto a 
tutti gli effetti la Regione Lombardia; 

® di riconfermare tutte le condizioni contrattuali di cui al disciplinare sottoscritto in data 9 agosto 
2004 Racc. CD 94/2004 fatta eccezione per, quanto concerne: 

> quanto pattuito all’ultimo capoverso dell’art. 3 circa la messa a disposizione della DL da 

parte del Commissario di n. 6isvrse professionali, 

> per quanto concerne l’art. ‘4 “penali” il termine stabilito del 30.11.2004, fermo restando 
l’applicazione delle stesse- qualora la conclusione dell’intervento fosse, in seguito, 
imputabile a ritardi del professionista; 

> modifica della tabella A allegata al disciplinare sulla quale è stata predisposta la bozza di 
parcella con le modalità di calcolo dell’onorario escludendo dalla stessa gli importi 
contrattuali relativi ‘agli appalti Metroweb 87/2004, arredi Aula Consiliare e Lotto E, non in 
capo alla Direzione Lavori in argomento; 

e di conferire altresì almedesimo Professionista il compito di Coordinatore di tutti gli interventi 
residuali sul Complesso, nonché sulle forniture e servizi necessari al reinsediamento dei Palazzo, 
accogliendo la proposta formulata il 30.11.2004 di un compenso per tale ulteriore compito 
forfettariamento-definito in € 100.009,00=; 


DISPONE 


per le argomentazioni in premessa addotie e che si intendono integralmente ritrascritte,. 
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Art.1l — di riconfermare l’incarico di Direttore dei Lavori degli interventi di recupero funzionale degli 
spazi del Palazzo della Regione Lombardia all’ Arch. Francesco Angarano di Milanò sino al 
completamento dell’intervento; 


Art. 2 di riconfermare tutte le condizioni contrattuali di cui al disciplinare sottoscrittoin data 9 agosto 
2004 Race. CD 94/2004 provvedendo alle soticindicate rettifiche, modificazioni ed integrazioni: 


> 


> 


annullamento di quante pattuito all’ultime capoverso dell’art. 0» circa la messa a 
disposizione della DL da parte dei Commissario di n. 6 risorse professionali, 

per quanto concerne l’art. 7 “penali” , annullamento del terminestabilito del 30.11.2004. 
fermo restando l’applicazione delle stesse qualora la conclusione dell’intervento fosse, in 
seguito, imputabile a ritardi del professionista; 

modifica della tabella A_ allegata al disciplinare sulla quale è»siata predisposta la bozza di 
parcella con le modalità di calcolo dell’onoraric escludendo dalla stessa gli importi 
contrattuali relativi agli appalti Metroweb 87/2004, arredi. Aula Consiliare e Lotto E, non in 
capo alla Direzione Lavori in argomento; 

conferimento di ulteriore incarico di Coordinatoredi tutti gli interventi residuali sul 
Complesso, nonché relativo a forniture e servizi hecessari al reinsediamento del palazzo 
Pirelli; 


Art. 3 — di dare atto che per l'adempimento di cui all'ultimo punto del precedente art. 2 verrà 
riconosciuto l'importo forfetario di € 100.000,00= giustarichiesta del 30.11.2004; i 


Art. 4 - di dare atto che al termine delia Gestiofie Commissariale subentrerà a tutti gii effetti dei 
disciplinare di cui all’art. 2 la Regione Lombardia; 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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ORDINANZA 30 novembre 2004. 


Approvazione del disciplinare integrativo di incarico da sottoscriversi con il dott. ing. Adriano Garavaglia relativo al collaudo 
statico dei lavori strutturali del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 317). 


IL COMMISSARIO DELEGATO 


PREMESSO CHE: 
e con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenzahel territorio della 
città di Milano — prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 
19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del %luglio 2004 a tutto il 30 
novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all’evento. che ha interessato il giorno 
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; 


e con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministrodell’Intermo — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile — ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiarè’emergenza l’ Assessore agli Affari 
Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1); 


e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mirhistri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato 
l’art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente 
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso fatoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici settori di intervento diretti al supèfamento della predetta situazione emergenziale; 


e con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2, agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la 
Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004; 


ACCERTATO 

» che con ordinanza Commissariale n{59del 9 marzo 2004 sono stati affidati alla Società Eleca di 
Cantu’ i lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli compresi quelli 
strutturali soggetti alla Legge 1086/71 per i quali occorre apposito atto di collaudo Statico redatio 
da professionista avilitato che nod abbia partecipato alla progettazione o esecuzione degli stessi; 
che con ordinanza Commissariale n. 139 i data 17.06.2004 è stata nominata lo Commissione di 
Collaudo Tecnico Amministrativa in corso d'opera e finale dei lavori nelle persone dei Duit. Avv. 
Maurizio Boifava, Dott. Ing. Paolo Rigone e dott. Ing. Adriano Garavaglia i cui disciplinari non 
comprendono tra le prestazioni il collaudo statico delle strutture; 


Ni 
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> che il Dott. Ing. Adriano Garavaglia — facente parte la Commissione — possiede i requisiti per 
eseguire tale prestazione di cui alla Legge 1086/71 essendo iscritto all’ Albo dei Collaudatori della 
Regione Lombardia al n. 1344 per diverse categorie tra cui la CAT (N) strutture complesse; 


ACCERTATO altresì che lo stesso ha manifestato la disponibilità ad assumere tale incarico mediante 
sottoscrizione di disciplinare integrativo, dietro corresponsione di onorario ammontante a € 6.481,35 
oltre IVA e al contributo del 2Xnonche al riconoscimento delle spese pari al 30%. dell’onorario, per le 
prestazioni e alle condizioni meglio specificate nello schema di disciplinare che allegato al presente 
atto ne forma parte integrante e sostanziale; 


RITENUTO di dover approvare e sottoscrivere il disciplinare intègràtivo in argomento da 
sottoscriversi con 1l Dott. Ing. Adriano Garavaglia al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 
1086/71 in ordine al collaudo statico dei lavori strutturali del Palazzo Pirelli. 


DISPONE 


1. per le argomentazioni in premessa addotte e che,‘si intendono integralmente ritrascritte, di 
approvare e sottoscrivere il disciplinare integrativo) d'incarico con il Dott. Ing. Adriano 
Garavaglia, già membro della Commissione di collaudo Tecnico Amministrativa in corso d’opera e 
finale per gli interventi di ripristino funzionalevdel Palazzo Pirelli, relativo all’affidamento 
dell’ulteriore incarico del collaudo statico delle strutture di cui alla Legge 1086/71 per le 
prestazioni ed alle condizioni meglio specificate nell’allegato schema che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 


2. di dare atto che l’onorario e le spese ammontanti a complessivi € 11.178,46 IVA, 2% e Ritenuta 
d’acconto compresi saranno liquidate còn le modalità previste nel disciplinare di cui al precedente 
punto mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale; 


D’Ordine del Commissario delegato 
il Soggetto attuatore 
AMABILE 
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INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO 
RACC. CD90/2004 ORDINANZA N. 139 DEL 17/06/2004 
PER IL COLLAUDO STATICO LAVORI STRUTTURALI NEL 
PALAZZO DELLA REGIONE DI CUI AL CONTRATTO N. 
77/2004 IN CAPO A ELECA SPA 


Premesso che: 

» con Ordinanza del Ministro dell'Interno — Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile nr. 3219, in data 7 
giugno 2002 all'art. 1 è stato nominato Gommissario 
Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed 
indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nel territorio 
della città di Milano di cui al DPCM 03:05,02 l'Assessore agli 


Affari Generali e Personale della Régione Lombardia; 


> con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3288 del 27.05.2003 è stato modificato l'art. 1 della citata 
Ordinanza 3219/02, nominando Commissario delegato il 
Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo 
stesso facoltà di.avvalersi di un Soggetto Attuatore cui 
affidare specifici. settori di intervento diretti al superamento 


della predetta,situazione emergenziale; 


» con Ordinanza Commissariale n.180 del 2.08.2004 è stato 


nominato Soggetto Attuatore la Dott.ssa Rita Amabile 


»,< con ordinanza n° 59 del 9 marzo 2004 sono stati affidati 
alla società Eleca di Cantù lavori di recupero funzionale 
degli spazi interni del Palazzo della Regione, tra i quali 
sono compresi lavori strutturali soggetti alla Legge 
1086/71 per i quali occorre apposito atto di Collaudo di 
Collaudo Staticc redatto da professionista abilitato che 


non abbia partecipato alla progettazione o esecuzione dei 
lavori stessi; 
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Considerato : 

» che con ordinanza n° 139 del 17.06.2004 è stata nominata 
la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in 
corso d’opera e finale dei lavori di cui alle premesse nelle 
persone del Dott. Avv. Maurizio Boifava, Dott. Ing. Paolo 
Rigone, Dott. Ing. Adriano Garavaglia, giusto apposito 
disciplinare di cui al contratto racc. CD90/2004; 

» che il disciplinare non comprende tra le prestazioni affidate 
alla commissione di collaudo il Collaudo»,Statico delle 
Strutture di cui alla Legge 1086/71; 

> che il Dott. Ing. Garvaglia Adriano; facente parte di tale 
commissione, possiede i requisiti,per eseguire il collaudo 
statico delle strutture di cui alla\ALegge 1086/71, essendo 
iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al 
n. 1344 per diverse categorie, tra cui la CAT. (N) Strutture 


Complesse e si è reso disponibile ad assumere l’incarico; 


Tutto ciò premesso%e considerato, il Soggetto Attuatore per 
emergenza Dott.ssa-Rita Amabile, domiciliato per la sua funzione 
in Milano, Via Taramelli n. 20 

È 

Il sotto indicato professionista incaricato del collaudo statico dei 
lavori strutturali: 

Dott. Ing. Garavaglia, nato Ossona (MI) il 05/03/1948, codice 
fiscale  GRVDRN48C05G181L — Partita IVA 04329160156, 


domiciliato in Bareggio — Via Manzoni n. 12; 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


ART. 1- OGGETTO DEL DISCIPLINARE 
Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento dell'incarico per il 
collaudo statico dei lavori strutturali nell'ambito del lavòri 
complessivi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo 
della Regione, e compresi nel contratto n. 77/2004 affidato ad 
Eleca Spa di Cantù; 
ART. 2 - INCARICO 
L'incarico di collaudo dei lavori di che trattasi viene espletato in 
forma singola ed in conformità alle disposizieni, di cui alla legge 
109/94 e ai sensi delle disposizioni di cui all'art 192 e seguenti del 
DPR 554/99 e della Legge 1086/71. 
ART. 3 - PRESTAZIONI 
Il Collaudatore è tenuto all’assolvimento di tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente èd in particolare quanto previsto 
dalla Legge 1086/71 ed in particolare: 
> esame della documentazione, colloqui con il progettista 
calcolatore dellé strutture; 
» analisi dei disegni esecutivi e della relazione di calcolo; 
> esame déi.certificati delle prove sui materiali impiegati nella 
costruzione delle opere; 
» sopralluoghi e controllo delle opere eseguite; 
» prove sclerometriche sui c.a.; 
»,presenza alle prove non distruttive e alle prove di carico 
eseguite sui manufatti; 
> esame della relazione delle prove non distruttive e delle 
prove di carico eseguite sui manufatti; 
> stesura della relazione di collaudo e certificato di collaudo 


statico, valori bollati e fotocopie; 
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Sono escluse la revisione dei calcoli strutturali, le spese per 


l'esecuzione delle prove di carico in senso lato, comprese le spese 
per l'intervento di eventuale ditta specializzata per l'esecuzione 
delle prove di carico, al cui onere dovrà provvedere l'impresa 
esecutrice dei lavori, la quale dovrà pure fornire le necessarie 
attrezzature e manodopera necessaria. 
ART. 4- ONORARI 
Fermo restando che il collaudo statico è prestazione da 
compensarsi a discrezione in base all'art. 5 dellaxLegge 143/49, 
l'onorario sarà commisurato in base alle indicazioni di cui alla 
Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano del 
9.11.2001, come segue; 

>» Calcolo dell'onorario in base) all’aliquota percentuale 

corrispondente alla Tabella-A'di cui al D.M. 04.04.2001; 
categoria “I° classe “f’ con.la parzializzazione del 10%; 

ART. 5 — SPESE ED ACCESSORI 
Tutte le spese (viaggi, «aiuti, scritturazione ecc.) e prestazioni 
accessorie sono a /*carico del collaudatore, a fronte della 
applicazione di un compenso forfettario aggiuntivo pari al 30% del 
compenso di cui akprecedente articolo. 
ART. 6 - ONORARIO 
L'importo relativo ad onorari e spese € 6.481,35.= oltre all'IVA e al 
contributo»del 2%, come da schema di parcella allegato e che fa 
parte integrante del presente disciplinare d’incarico, calcolato 
sull'importo lordo presunto dell’opera di € 843.957,18=. 
Onorario e spese verranno corrisposti in unica soluzione alla 
consegna del certificato di collaudo statico. Onorari e spese 
verranno corrisposti maggiorati del contributo del 2% per Cassa 
Nazionale ingegneri ed Architetti e dell'aliquota IVA. All'atto del 


pagamento verrà operata la ritenuta d’acconto prevista dalla legge. 
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ART. 7 - COLLAUDO 

II collaudatore provvederà a trasmettere alla Regione Lombardia 
la relazione di collaudo e il certificato di collaudo statico in 
originale in bollo e 2 copie entro i termini di legge. Verrà inoltré 
inviata copia del collaudo all’Impresa interessata. 

ART. 8 - SPESE 

Le spese relative al presente disciplinare sarà a (carico del 
professionista incaricato. Per quanto non previsto ‘nel’ presente 
disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice Civileve alla Tariffa 
Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti apprevata con legge 2 
marzo 1949, n. 143. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Milano, lì 

D’Ordine del Commissario Delegato 

ll Soggetto Attuatore N 7) YI 

Dott.ssa Rita Amabile Xj x / 1 q_ 

Il Collaudatore incaricato ” 


Dott. Ing. Adriano Garavaglia 
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SCHEMA DI PARCELLA 


importo presunto dei lavori 


Importo lordo di progetto € 843.957,18 


A) Onorari 


1) € 843.957,18 x 5.907473% x 0,10 € 4.985,65 


B) Spese 
È 

1) Rimborso spese e prestazioni accessorie 30% € 1.495,70 
€ 4.985,65 x 30% 

C) TOTALE onorari e spese € 6.481,35 


AI totale contrassegnato dalla lettera C), vaCaggiunto il contributo 
del 2% oltre all’IVA e alla ritenuta di acconto. 


D’'Ordine del Commissario Delegato 


Il Soggetto Attuatore rà ; 
Rita Amabile 
Il Collaudatore incaritato 


Dott. Ing. Adriano Garavaglia 


05A03472 
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